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ΑΡΙΟΜΟΕ ♦ΥΑΛΟΥ 
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ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 


ΣΤΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΑΕΣΙΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΕ- 
ΑΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤ1ΌΥ 
«ΜΕΤΡΟ» ΑΘΗΝΩΝ 

Έν ’Αθήναις σ-ήμερον τήν 4ην Ιουνίου τοϋ έτους 1977 
ημέραν Σάββατον μεταξύ, άφ’ ένος μέν του Ελληνικού Δη¬ 
μοσίου, νομίμως έκπροσωπουμένου ύπο τοϋ 'Υπουργοϋ 
Συγκοινωνιών Γεωργίου Βογιατζη, δυνάμει τής ύττ’ άριθ. 
Β-724/2/77 άπο 10.1.1977 Άποφάσεως των Υπουργών 
Συντονισμού, Δημ. ’Έργων και Συγκοινωνιών, δημοσιευθεί- 
σης νομίμως είς τήν Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 
23 τ. Β' της 19.1.1977) καλουμένου έφεξής «'Ο Εργο¬ 
δότης» καΐ άφ’ ετέρου τής Κοινοπραξίας των ΓαλΛικών 
Οι'κων Μελετών : 

α) δΟΕΒΕ ΤΒΑΝδΡΟΚΤδ ΕΒΒΑΙΝδ Α.Ε. 
(δΟΓΒΕΤυ) έδρεύουσαν εις Ηαρισίους έπ'ι τής όδοϋ 
1υ1θ8 0 θ8&γ 12 - 14. 

β) δΟΟΙΕΤΕ ΟΕΝΕΒΑΕ ΌΕ ΤΕ^ΗΝI^υΕδ ΕΤ 
ΟΈΤυΟΕδ- (δ.Ο.Τ.Ε.) Α.Ε. έδρεύουσαν είς ,ΡυΙββυχ, 
33 Ν&ΙΐοηαΙ. 

γ) δΟΟΕΕΕΒΟ Α.Ε. έδρεύουσαν είς 94 ΟΙΐθνϊΙΙγ- 
Ε&Γπβ, 25 Βυβ ίΐα Ροηί (Ιβδ Ηα1ΐ08, ώς και τοϋ μετά τών 
ώς άνω άλλοδαπών Ο’ίκων συνεργαζομένου Έλληνικοϋ Γρα¬ 
φείου Μελετών «Α.Δ.Κ.» Άρώνης - Δρέττας - Καρλαύτης, 
Σύμβουλοι Μηχανικοί (Α.Μ. 23) έδρεύοντος έν Άθηναις, 
Αεωφ. Αμαλίας 36, ώς προκύπτει έκ τής από 19.5.1977 
έν πρωτοτύπω κατατεθείσης Συμβάσεως συνεργασίας, νομί¬ 
μως έκπροσωπουμένων ΰπό τών : 

1. Κ&γΓηοηιΙ ΑΓβδδβ, Προέδρου - Γενικοϋ Διευθυντοϋ 
διά τήν δΟΕΚΕΤϋ, δυνάμει παρασχεθείσης υπό τοϋ 
Διοικητικοϋ Συμβουλίου αυτής έξουσιοδοτήσεως κατα την 
συνεδρίασιν τής 15.6.1972, τής οποίας νομίμως κεκυρωμέ- 
νον άπόσπασμα Πρακτικοϋ κατετέθη. 

2. ΒθΓη&Γ(Ι ΕμιιοοηηϊβΓ, ΒοηΟοΰ Γενικοϋ Διευθυντοϋ διά 
τήν δ.Ο.Τ.Ε. δυνάμει τοϋ από 27.5.1977 νομίμως κεκυρω- 
μένου είδικοϋ πληρεξουσίου κατατεθεντος. 

3. Ιβοςιιβδ ΒαοΕβΙθζ, Προέδρου - Γενικοϋ Διευθυντοϋ διά 
τ-ήν δΟΟΕΕΕΒΟ, δυνάμει παρασχεθείσης ύπό τοϋ Διοικη¬ 
τικού Συμβουλίου αυτής έξουσιοδοτήσεο^ς κατά τήν συνε- 
δρίασιν τής 10.6.1976, τής οποίας νομίμιος κεκυριομένον 
άπόσπασμα Πρακτικοϋ κατετέθη, και 

4. .Μιχαήλ Γ.’Αρώνη διά τήν «Α.Δ.Κ.».-’Αρώνης- 
Δρέττας - Καρλαύτηε, Σύμβουλοι Μηχανικοί, δυνάμει τοϋ 
ύπ’ άριθ. 645/3.6.1977 Πληρεξουσίου τής Συμβολαιογράφου 
Πειραιώς Χρυσούλας Τσερτσιγιάννη - Ί’αγματάρχου, κα- 


λουμένων έφεξής (ΐό Μελετητής» συνεφωνήθησαν και έγέ- 
νοντο άποδεκτά τά κάτοιθι : 

'Ο Εργοδότης άναθέτει είς τόν Μελετητήν τήν έκπόνησιν 
τής Προμελέτης Κατασκευής τοϋ Κεντρικοϋ Δικτύου. 
«ΜΕΤΡΟ» ’ Αθηνών ύπό τούς κάτοιθι όρους καί συμφωνίας 

’'.\ρθρον 1. 

Σκοπός τής Συμβάσεοις. 

'Ο σκοπός αυτής τής Συμβάσεως είναι ό Μελετητής νά 
έκπονήση τήν Προμελέτην τής κατασκευής τοϋ ύπογείου 
σιδηροδρόμου τών ’.ΑΘηνών (ΜΕΤΙΌ) έν πλήρη συμφωνία 
πρός τάς σιυνημμένας 'Γεχνικάς Προδιαγραφάς καί συμφού- 
νως πρός τάς κατευθυντηρίους γραμμάς τοϋ Εργοδότου, 
έν τώ πλαισίω τοϋ άντικειμένου καί τών διατάξεων, τής 
πζρούσης Συμβάσεως. 

’Άρθρον 2. 

Αντικείμενου τοϋ έ'ργου. 

2.1. Τό άντικείμενον τοϋ έκτελεσΟησομένου ύπό τοϋ Μελε- 
τητοϋ "Εργου περιγράφεται είς τάς Τεχνικάς Προδιαγραφάς 
τάς συνημμένας είς τήν ίταροϋσαν Σύμβασιν. 

Αί μελέται διά τήν διατήρησιν, άποκατάστασιν καί μετα- 
τόπισιν τών ύφισταμένων Δικτύων Κοινής Ώφελείας ό)ς 
καί αί έκτιμήσεις κόστους κατασκευής τούτων έκπονοϋνται 
μερίμνη τοϋ έργοδότου ύπό τών κατά περίπτο^σιν "Οργα¬ 
νισμών Κοινής Ώφελείας άδαπάνως διά τόν μελετητήν. 

2.2. 'Ο Εργοδότης έπιφυλάσσει είς έαυτόν τό άποκλει- 
στικόν δικαίωμα άναθέσεοίς τής 'Οριστικής Μελέτης Κατα¬ 
σκευής τοϋ "Εργου ή τμήματος τούτου κατά γραμμήν ή 
μέρος ταύτης είς τόν Μελετητήν, κατόπιν ιδιαιτέρας συμφ&^- 
νίας λαμβανομένης ύπ’ 0ψιν καί τής άπό 29.9.1976 προσφο¬ 
ράς του. 

’Άρθρον 3. 

'Υποχρειόσεις Άναδόχου Μελετητοϋ. 

3.1. Γενικά. 

'Ο Μελετητής πρέπει νά έκπληρώση άπάσας τάς ύπο- 
χρεώσεις τάς άπορρεούσας έκ τής Συμβάσεως ταύτης, 
χρησιμοποιΐϋν μεθόδους καί κανόνας τής συγχρόνου τεχνικής, 
μεγίστην έπιμέλειαν καί άποδεκτά έπιστημονικά πρότυπα. 

'Ο Μελετητής φέρει τήν ευθύνην διά όλας τάς έργασίας 
τάς έκτελουμένας ύπ’ αύτοϋ, τών ύπαλλήλων αύτοϋ ή τρί¬ 
των άμέσως ύπευθύνων έναντι αύτοϋ. 

'Ο Μελετητής τυγχάνει ύπεύθυνος διά τήν ορθότητα, 
πληρότητα καί άρτιότητα τής μελέτης ώς καί τών ύπ’ 
αύτοϋ ύποβαλλομένουν προτάσεουν πρός τόν Εργοδότην. 
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'Ο Εργοδότης είναι υπεύθυνος διά τήν ορθότητα 
καΐ άκρί^ιαν των ύπ’ αύτοΰ παρεχομένων στοιχείων. 
Παρά ταϋτα ό Μελετητής υποδεικνύει τυχόν αποκλίσεις ή 
ελλείψεις είς τον Εργοδότην καί την ανάγκην διορθώσεως 
ή συμπληρώσεως τούτων. 

3.2. Ανταλλαγή στοιχείων. 

"Απαντα τά σχετικά μέ τό Έργον τεχνικά στοιχεία* 
είτε υπάρχουν είς τάς ύττηρεσίας τοΰ 'Τπουργείου Συγκοι¬ 
νωνιών, είτε είς τό Γραφεϊον του Μελετητοΰ είναι άδαπάνως 
διαθέσιμα είς τόν έ'τερον των συμβαλλομένων. 

Έκ των στοιχείων τούτων τά ώς «έμπιστευτικά» χαρα¬ 
κτηριζόμενα έπιστρέφονται υπό τοΰ Μελετητοΰ συμφώνως 
πρός τό έκάστοτε πρωτόκολλον παραλαβής των. 

3.3. "Ελεγχος ύπό τοΰ Εργοδότου. 

Νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τοΰ Εργοδότου 
λαμβάνουν έλευθέρως γνώσιν όλων των στοιχείων των άφο- 
ρώντων είς τό "Εργον καί ενεργούν οποτεδήποτε τάς κρι- 
νομένας ύπ’ αυτών αναγκαίας επιθεωρήσεις είς τήν Ελλάδα 
ή είς τό κεντρικόν γραφεϊον τοΰ Μελετητοΰ. 

3.4. 'Ο Μελετητής ύποχρεοΰται νά τηρή ακριβή καί 
συστηματικά στοιχεία καί λογαριασμούς τών έν γένει 
εργασιών αύτοΰ. Τά ώς άνω στοιχεία ύποχρεοΰται νά θέτη 
είς τήν διάθεσιν τοΰ Εργοδότου οποτεδήποτε τοΰτο ζητηθή 
παρ’ αύτόΰ έγγράφως. 

3.5. Προσωπικόν. 

Εντός τριάκοντα (30) ήμερών άπό τής ήμερομηνίας 
ένάρξεως τοΰ έργου, ό Μελετητής θά έγκαταστήση Γραφεϊον 
είς Αθήνας μέ Διευθυντήν "Εργου δεόντως έξουσιοδοτη- 
μέναν ύπό τής Κοινοπραξίας καί θά προβή είς όλος τάςάπαι- 
τουμένας ένεργείας διά τήν έκπόνησιν τής Προμελέτης 
Κατασκευής τοΰ Δικτύου ΜΕΤΡΟ τής Κεντρικής Περιο¬ 
χής τών Αθηνών, συμφώνως πρός τάς Τεχνικάς Προδια- 
γραφάς, χρησιμοποιών ίδιον προσωπικόν, συμπληρούμενον 
κατά τό μέγιστον δυνατόν ύπό καταλλήλου καί εμπείρου 
'Ελληνικοΰ προσωπικού. Τό Ελληνικόν προσωπικόν θά 
προσλαμβάνεται είτε δι’ απευθείας συμβάσεως είτε κατό¬ 
πιν συμφωνίας συνεργασίας μέ Ελληνικά Γραφεία Μελε¬ 
τών, Τό Ελληνικόν επιστημονικόν προσωπικόν πρέπει νά 
είναι έγγεγραμμένον είς τά ίσχύοντα μητρώα Μελετητών 
τοΰ 'Τπουργείου Συντονισμοΰ. 

"Απαν τό άπασχολούμενον ύπό τοΰ Μελετητοΰ προσωπι¬ 
κόν, άλλοδαπόν καί ήμεδαπόν, πρέτιει νά διαθέτη τήν άπαι- 
τουμένην τεχνικήν κατάρτισιν, επαγγελματικήν καί διοι¬ 
κητικήν τιεϊραν διά τήν καλήν καί επιτυχή έκτέλεσιν τών 
άνατεθειμένων είς αύτό έργασιών καί καθηκόντων, συμ- 
μορφούμενον πλήρως πρός τούς όρους τής συμβάσεως έργα- 
σίοις, τούς ύφισταμένους νόμους τής χώρας, τούς κανονι¬ 
σμούς καί τήν πολιτικήν τοΰ 'Ελληνικοΰ Κράτους ώς πρός 
τήν συμττεριφοράν καί τάς πράξεις τοΰ έν 'Ελλάδι άπασχο- 
λουμένου άλλοδαποΰ προσωτηκοΰ καί τάς οδηγίας τών 
αρμοδίων οργάνων τοΰ Εργοδότου. 

Ωσαύτως ό Μελετητής εύθύνεται διά τήν έν γένει επαγ- 
γελ[χατικήν συμπεριφοράν όλοκλήρου τοΰ προσωπικοΰ του 
καί είναι άποκλειστικώς ύττεύθυνος διά τήν λήψιν παντός 
άναγκαίου σχετικώς μέτρου πρός έπανόρθωσιν οίασδήποτε 
ανωμαλίας. 

'Ο Εργοδότης δικαιούται, κατά τήν κρίσιν του, νά άπαι- 
τήση τήν άντικατάστασιν εντός ένόςμηνός άπό τής εγγρά¬ 
φου είδοποιήσεως οΐουδήποτε υπαλλήλου τοΰ Μελετητοΰ, 
ό όποιος θά άττοδειχθή άνεπαρκής ή δέν θά τηρήση τήν 
κατάλληλον έπαγγελματικήν συμπεριφοράν, τούς ίσχύοντας 
νόμους καί κανονισμούς τής χώρας καί τάς οδηγίας τών 
άρμοδίων όργάνων τοΰ Εργοδότου. 

'Ο Μελετητής ύττοχρεοΰται νά διαθέτη διά τήν έκτέλεσιν 
τοΰ "Εργου έπαρκές καί ικανόν προσωπικόν διά νά έξασφα- 
λίζηται ή έγκαιρος πρόοδος τοΰ "Εργου έντός τών χρονικών 
ορίων, τών καθοριζομένιον είς τήν παρούσα Σύμβασιν. 
"Απασαι αί δαπάναι αντικαταστάσεως τοΰ προσωπικού έκ 


λόγων άσθενείας, άνεπαρκείας ή οίουδήττοτε άλ>.ου λόγου 
βαρύνουν άποκλειστικώς τόν Μελετητήν. 

'Ο Μελετητής ύττοχρεοϋται νά χρησιμοποιή άλλοδαπόν 
καί ήμεδαπόν έπιστημονικόν προσωπικόν. 

Είς τάς μηνιαίας έκθέσεις προόδου τοΰ "Εργου δ Μελε¬ 
τητής ύποχρεοΰται νά έμφανίζη άνάλυσιν τοΰ άπασχολη- 
θέντος έπιστημονικοΰ προσωπικού καί τήν είς τιοσοστά 
κατανομήν τούτου είς άλλοδαπόν καί ήμεδαπόν προσωπικόν. 

’Άρθρον 4. 

“Υποχρεώσεις τοΰ Εργοδότου. 

'Ο Εργοδότης διαθέτει είς τόν Μελετητήν άδαπάνως άπαν¬ 
τα τά στοιχεία τά άναφερόμενα είς τό Μέρος 3 τών Τεχνι¬ 
κών Προδιαγραφών πλήν τής Μελέτης Δημοσίων Μετα¬ 
φορών, ή οποία δέν θά παραδοθή. Άντ’ αυτής ό Εργοδό¬ 
της θά συνδράμη τόν Μελετητήν είς τήν συλλογήν τών άπαι- 
τουμένων διά τήν Προμελέτην καί ύπαρχόντων στοιχείων 
μετακινήσεως επιβατών καταβάλων αύτώ κατά τήν άπο- 
ττεράτωσιν τής εργασίας τό ποσόν τών 250.000 δρχ. διά τήν 
τιεραιτέρω συμπλήρωσιν καί έττεξεργασίαν τούτων. 

Τά άπαιτούμενα ταϋτα στοιχεϊα είναι : 

α) Στοιχεία κυκλοφορίας Μελέτης 8ΜΙΤΗ 

β) Μαγνητοταινίες σχετικές μέ τήν μελέτην δΜΙΤΗ. 
καί τίθενται είς τήν διάθεσιν τοΰ Μελετητοΰ μέχρι τής ένάρ¬ 
ξεως τοΰ έργου καί άδαπάνως δι’ αύτόν. 

Πέραν τών άνωτέρω τυχόν υπάρχοντα στοιχεία χρήσιμα 
διά τό "Εργον τίθενται είς τήν διάθεσιν τοΰ Μελετητοΰ άδα¬ 
πάνως δι’ αύτόν. 

"Οσον άφορά τά υλικά ή στοιχεία, τά χαρακτηριζόμενα 
ώς «έμπιστευτικά» (άπόρρητα), ό Εργοδότης θά μερι- 
μνήση διά τήν παροχήν τής άδειας χρησιμοποιήσεως των. 

"Απαντα τά είς τό Μέρος 3 τών Τεχνικών Προδιαγραφών, 
ώς διά τής παρούσης τροποποιείται, οριζόμενα στοιχεία 
πλήν τών τοπογραφήσεων θά παραδοθοΰν είς τόν Μελετη¬ 
τήν άμα τή υπογραφή τής παρούσης τό άργότερον δε μέχρι 
τής ήμερομηνίας ένάρξεως τοΰ "Εργου, ύπογραφομένου 
σχετικού πρωτοκόλλου. 

Τά τοπογραφικά διαγράμματα θά παραδοθοΰν είς τόν 
Μελετητήν διά μέν τήν γραμμήν Α είς 4 μήνας, διά τήν Β 
είς 5 καί τάς Γ,Δ,Ε 7 μήνας άπό τής ήμερομηνίας ένάρξεως 
τοΰ έργου. 

Τυχόν Καθυστέρησις παραδόσεως τών άνωτέρω τοπο¬ 
γραφικών ' διαγραμμάτων συνεπάγεται ύποχρέωσιν κατα¬ 
βολής άποζημιώσεως ύπό τοΰ Εργοδότου πρός τόν Μελε¬ 
τητήν, καθοριζομένης άπό τοΰδε είς τό ποσόν τών τριάκοντα 
πέντε χιλιάδων (35.000) Γαλλ. φράγκων, κατανεμομένων 
είς ήμεδαπόν καί άλλοδαπόν νόμισμα κατά τήν αύτήν άνα- 
λογίαν κατανομής τής συνολικής άμοιβής τοΰ άρθρου 9. 
δι’ έκάστην έργάσιμον ημέραν καθυστερήσεως, άνευ ούδε- 
μιάς έτέρας ύποχρεώσεως έκ μέρους τοΰ Εργοδότου. 

"Αρθρον 5. 

Χρόνος Ένάρξεως καί Διάρκεια Συμβάσεως. 

5.1. 'Η Σύμβασις τίθεται έν ίσχύϊ άπό τής δημοσιεύσεως 
ταύτης είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. 

5.2. Ημερομηνία ένάρξεως τοΰ "Εργου ορίζεται ή τοιαύ- 
τη τής κοινοποιήσεως τόσον έν Γαλλία όσο καί έν 'Ελλάδι 
τής προκαταβολής ύπό τής Τραπέζης τής συμφωνηθείσης 
άμοιβής είς Δραχμάς καί Γαλλικά Φράγκα, συμφώνως πρός 
τό αρθρον 10, μέσω λογαριασμοΰ ύπέρ τοΰ Μελετητοΰ άνε- 
γνωρισμένης έν 'Ελλάδι Τραπέζης καί έφ’ δσον έχουν κα- 
τατεθή κατά τήν καταβολήν αί ύπό τοΰ άρθρου 10 προβλε- 
πόμεναι έγγυητικαί έπιστολαί. 

Εντός (τεσσαράκοντα πέντε) 45 ήμερών άπό τής υπο- 
γραφής τής συμβάσεως ό μέν Εργοδότης ύποχρεοΰται νά 
καταθέση τήν κατά τήν παρούσαν διάταξιν προκαταβολήν, 
ύ δέ Μελετητής νά προσκόμιση τήν προβλεπομένην έγγυη- 
τικήν έπιστολήν, άλλως έκάτερος τών συμβαλλομένων δι¬ 
καιούται νά λύση τήν παρούσαν σύμβασιν κατά τά έν άρθριρ 
15 καθοριζόμενα. 
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5.3. Ό Μελετητής ύποχρεοϋται νά όλοκληρώση άπάβας 
τας^δια^της παρούσης Συμβάσεως άνατεθειμένας αύτω ερ¬ 
γασίας εντός είκοσι ενός (21) μηνών άπό τής ημερομηνίας 
έναρξεως τοϋ "Εργου και κατά τάς κατωτέρω προθεσμίας : 

Γενική ’Έκθεσις εντός τεσσάρων (4) μηνών άπό ένάρ- 
ξεως "Εργου. 

Γραμμή Α εντός δεκαπεντε (15) μηνών άπό ένάρξεως 
"Εργου. 

Γραμμή Β έντός δεκαοκτώ (18) μηνών άπόένάρξεως 
"Εργου. 

Γραμμαί Γ+Δ+Ε έντός είκοσιένα (21) μηνών άπό ένάρ¬ 
ξεως "Εργου. 

5.4. Εις τάς άνωτέρω προθεσμίας δεν περιλαμβάνεται ό 
κατά τάς Τεχνικάς Προδιαγραφάς (παρ. 4.4.3.6, 4.4.4.5.) 
απαιτουμενος χρόνος διά τόν έλεγχον καΐ έ'γκρισιν της γε¬ 
νικής εκθεσεως και τών προκαταρκτικών και οριστικών κα- 
τα γραμμας εκθεσεων, ώς και ό τοιοΰτος διά τήν τελικήν 
εκτύπωσιν τούτων. 

^ Οιαδηποτε καθυστερησις ύπαιτιότητι τοΰ Εργοδότου 
εις τ^ν εκπληρωσιν τών διά της παρούσης ύποχρεώσεών 
του επιφέρει ανάλογον παράτασιν τής άντιστοίχου έκ τών 
προθεσμιών. 

5.5. Η εκ μέρους τοϋ Εργοδότου καθυστέρησις διατυ- 
πωσεως οδηγιών ή παροχής άπαντήσεων έντός προθεσμιών 
σαφώς διαγραφομένων εν τή παρούση θεωρείται ώς έγκρι- 
σις τών προτάσεων ή υποδείξεων τοϋ Μελετητοϋ, τοϋ τε¬ 
λευταίου ένεργοϋντος εφεξής συμφώνως πρός τάς προ¬ 
τάσεις ταυτας έστω και έάν αί τελευταΐαι σημαίνουν προ¬ 
σθέτους οικονομικάς επιβαρύνσεις εις βάρος τοϋ Εργοδό¬ 
του. Μετά τήν έκπνοήν των ώς άνωτέρω καθοριζομένων 
και υποχρεουσών τόν Εργοδότην προθεσμιών, θεωροϋνται 
ως αυτοδικαίως γενόμεναι άποδεκται αΐ προτάσεις τοϋ 
Μελετητοϋ και ώς παραληφθεϊσα ή ύποβληθεϊσα μελέτη 
κατά περίτττωσιν. 

5.6. 'Ο Μελετητής δύναται, έν τούτοις, κατά τήν κρίσιν 
του, νά άναμείνη τάς οδηγίας ή τάς άπαντήσεις τοϋ Εργο¬ 
δότου επί ένα εΐσέτι μήνα άπό τής έκττνοής τής άντιστοίχου 
προθεσμίας, εις περίπτωσιν δέ καθ’ ήν ό Εργοδότης εξα¬ 
κολουθεί νά καθυστερή τήν παροχήν των, ό Μελετητής δύ- 
ναται νά λύση διά καταγγελίας τήν παροϋσαν Σύμβασιν καί 
ο Εργοδότης ύποχρεοϋται εις τήν εκπληρωσιν όλων τών 
κατά τήν παραγρ. 15.2. ύποχρεώσεών του. 

"Αρθρον 6. 

Πρόσθετοι ’Εργασίαι. 

6.1. Έάν 6 Μελετητής θεωρήση ότι εργασία τις είναι 
εκτός τοϋ άντικειμένου τής παρούσης Συμβάσεως, θά γνω- 
στοποιήση τοϋτο άμέσως καί έγγράφως εις τόι/ Εργοδότην, 
υποβαλων άμα πλήρως ήτιολογημένην έ'κθεσιν περί τής 
αναγκαιότητος τής εργασίας ταύτης. Εις τήν περίπτωσιν 
κατά τήν οποίαν ό Εργοδότης άποδεχθή 0τι ή τοιαύτη 
εργασία δέν περιλαμβάνεται εις τό άντικείμενον τής πα- 
ρουσης Συμβάσεως καί τήν κρίνη άναγκαία διά τό "Εργον, 
αναθέτει τήν έκτέλεσιν ταύτης είς τόν Μελετητήν κατόπιν 
αμοιβαίας συμφωνίας όσον άφορά τήν καταβληθησομένην 
συμπληρωματικήν άμοιβήν εις Δραχμάς καί Γαλλικά Φρά¬ 
γκα καί τήν τυχόν άναγκαίαν παράτασιν τοϋ χρόνου τής 
παρούσης Συμβάσεως. 

Έν διαφωνία περί τόν καθορισμόν τής συμπληρωματικής 
διά τήν πρόσθετον εργασίαν άμοιβής ή τής χρονικής παρα- 
τασεως, ό Εργοδότης δικαιούται είτε νά άναθέση τήν έκ- 
τέλεσιν τής εργασίας εις οίονδήποτε τρίτον είτε νά ζητήση 
τόν καθορισμόν τής άμοιβής παρά τής Διαιτησίας, τοϋ Με¬ 
λετητοϋ έν πάσει περιτττώσει ύποχρεουμένου νά έκτελέση 
ταύτην άνευ ούδεμιάς καθυστερήσεως διαρκούσης τήςδια- 
δικασίας ένώπιον τής Διαιτησίας. Έν διαφωνίφ τοϋ Εργο¬ 
δότου νά άποδεχθή τήν άναγκαιότητα τής Ικτελέσεως τοι- 
αύτης εργασίας, ό Μελετητής ύττοχρεοϋται, νά προχωρήση 
είς τήν έκτέλεσιν τοϋ "Εργου κατά τίς ύποδείξεις τοϋ ’Ερ- 
γοδότου. 


Εις περίτττωσιν κατά τήν όποιαν ό Εργοδότης θεωρήση 
εργασίαν τινα συναφή ώς άναγκαίαν' διά. τό "Εργον έκτός 
τοϋ αντικειμένου τής παρούσης αυτή έκτελεϊται ύπό τοΰ 
Μελετητοϋ κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου. 

6.2. 'Η ύποχρέωσις τοϋ Μελετητοϋ δι’ έκτέλεσιν προ¬ 
σθέτων εργασιών δέν ισχύει έφ’ όσον ή συνολική άντίστοι- 
χος άμοιβή τούτων υπερβαίνει τό 5 % τής έν άρθριρ 9.1. 
καθοριζομένης άμοιβής. 

"Αρθρον 7. 

Άναθεώρησις τοϋ Αντικειμένου 

7.1. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν κατά τήν υποβολήν τής Γενι¬ 
κής Έκθέσεως ό Μελετητής προτείνει ώς άναγκαίαν τήν 
άλλαγήν, άντικατάστασιν, έπέκτασιν ώρισμένων γραμμών 
ή τμημάτων τοϋ Κεντρικού Δικτύου ό Εργοδότης άποδεχό- 
μενος τάς προτάσεις ταύτας δικαιούται έντός τών όρίο)ν τών 
δρων^καί τής άμοιβής τής παρούσης Συμβάσεως νά άναθέση 
τήν έκτέλεσιν τών έργασιών τούτων είς τόν Μελετητήν, 
δστις ύποχρεοϋται πρός τοϋτο, κατόπιν συμφωνίας άμφο- 
τέρων τών συμβοιλλομένων άλλως κατά τάς διατάξεις τοΰ 
άρθρου 6 τής παρούσης. 

7.2. Ωσαύτως ό Εργοδότης δικαιούται κατά τήν υπο¬ 
βολήν τής ώς άνω έκθέσεως νά περικόψη ώρισμένας γραμ- 
μάς ή τμήματα τούτων ήσσονος προτεραιότητας έπεκτείνων 
άναλόγως άλλας μείζονος προτεραιότητος γραμμάς. 

"Αρθρον 8. 

Κυριότης Στοιχείων. 

'Άπασαι αί σχετικαί μελέται, σχέδια, στοιχεία, έκθέσεις 
καί άλλα τεχνικά στοιχεία σχετιζόμενα πρός τό "Εργον, 
πλήν τών έγγράφων έσωτερικής άλληλογραφίας τοϋ Μελε¬ 
τητοϋ, θά παραδοθοϋν είς τόν Εργοδότην μετά τήν όλοκλή- 
ρωσιν τοϋ συμβατικού "Εργου ή τήν καθ’ οίονδήποτε τρό¬ 
πον λύσιν τής συμβάσεως. 

Γενικώς δλαι αί έκθέσεις, αί όποϊαι συνετάγησαν διαρκού- 
σης τής ισχύος τής Συμβάσεως θά είναι ιδιοκτησία τοϋ Εργο¬ 
δότου καί θά θεωρούνται έμπιστευτικής φύσεως. Απαγο¬ 
ρεύεται οδτως είς τόν Μελετητήν νά άποκοιλύψη ή νά παρά- 
σχη είς τρίτους ή νά δημοσιεύση, έν δλω ή έν μέρει, τό περιε- 
χόμενον τούτων, έκτός έάν έξουσιοδοτηθή έγγράψως ύπό 
τοϋ Εργοδότου. 

Τά προγράμματα ήλεκτρονικοϋ ύπολογιστοϋ τά συντα- 
γέντα ύπό τοΰ Μελετητοϋ διά ειδικήν καί γενικήν χρήσιν 
είς τό "Εργον θά περιέλθουν είς τήν κυριότητα τοϋ ’Εργο- 
δότου. Τά προγράμματα ήλεκτρονικοϋ ύπολογιστοϋ, τά 
συνταγέντα ύπό τοϋ Μελετητοϋ διά γενικήν χρήσιν άλλοιχοϋ, 
θά παραμείνουν είς τήν κυριότητα τούτου, ύποχρεωμένου 
δμως τούτου δπως παραδώση σχετικόν άντίγραφον είς τόν 
έργοδότην. Είς τήν πρώτην περίπτωσιν θά έπιτρέπεται είς 
τόν ’Εργοδότην καί τόν Μελετητήν νά χρησιμοποιήσουν 
οπουδήποτε τά προγράμματα αυτά κατά τήν κρίσιν των. 

'Ο Μελετητής δέν δικαιούται νά προβή είς δημοσίαν ή 
διά τοϋ τύτιου άνακοίνωσιν σχετικήν μέ τό "Εργον. 

"Αρθρον 9. 

Αμοιβή τοϋ Μελετητοϋ. 

9.1. Η αμοιβή του Μελετητοϋ διά τήν προμελέτην κατα- 
^υής τοϋ "Εργου, βάσει τής κατά Σεπτέμβριον 1976 
ύποβληθείσης προτάσεώς του, ορίζεται τελικώς ώς άκολού- 
θως : 

Ποσόν κατ’ άποκοπήν έκ 10.708.700 Γαλλ. Φράγκων 
(Δέκα εκατομμύρια έπτακόσιαι οκτώ χιλιάδες έπτακόσια 
Γαλλικά Φράγκα). 

^ Ποσόν έπίσης κατ’ άποκοπήν έξ 66.917.400 δραχμών 
(εξήκοντα εξ εκατομμύρια έννεακόσιαι δέκα έτιτά χιλιάδες 
τετρακόσιαι δραχμαί). 

Τά άνωτέρω ποσά κατοιβάΧλονται τμηματικώς καί κατά 
τά έν άρθριρ 10 τής παρούσης Συμβάσεοίς όριζόμενα. Τά 
άνωτέρω ποσά καιλύπτουν πλήριρς άττάσας φάς δαττάνας 
τοΰ Μελετητοϋ ώς ήμερομίσθια, μισθούς, έπιδόματα -παρο- 
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χήν στέγης καί μεταφοράν, προσθέτους άποδοχάς καί απρό¬ 
βλεπτα, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων καΐ των 
επαγγελματικών ασφαλίσεων, κέρδη καθώς καί έτέρας 
δαπάνας καί τέλη, τά όποια άπορρέουν άπό την έκτέλεσιν 
τοϋ "Εργου καί γενικώς άπό τάς διατάξεις της συμβάσεως 
ταύτης. 

Τό εις ξένον νόμισμα τμήμα της άμοιβής τοϋ Μελετητοϋ 
θά άποτελεϊ άδέσμευτον κεφάλαιον καί θά δύναται νά έξα- 
χθή έλευθέρως, βαρύνει δέ τον προϋπολογισμόν Δημ. Επεν¬ 
δύσεων. Τό τμήμα τοϋτο τής άμοιβής δύναται νά ύπαχθή 
εις τούς όρους τοϋ άπό 21ης Δεκεμβρίου 1975 έν ίσχύϊ 
Γαλλοελληνικοΰ οικονομικού πρωτοκόλλου, κατόπιν συμ¬ 
φωνίας τών ενδιαφερομένων Γαλλικών καί Ελληνικών 
Αρχών. 

9.2. Άναθεώρησις. 

Τό εις ημεδαπόν νόμισμα τμήμα τής κατ’ άποκοτιήν 
άμοιβής τοϋ Μελετητοϋ βαρόνον επίσης τόν προϋπολογισμόν 
Δημοσίων Επενδύσεων θά ύπόκειται εις άναθεούρησιν άπό 
τής ημερομηνίας υπογραφής τής παρούσης Συμβάσεως βάσει 
τών έκάστοτε περί άμοιβής συλλογικών συμβάσεων εργα¬ 
σίας καί μέχρι τοϋ ποσοϋ τό όποιον θά καταβάλη ό Μελε¬ 
τητής προς κάλυψιν τών αύξήσεων τούτων. 

Τό εις Γαλλικά Φράγκα κατ’ άποκοπην ποσόν τής άμοι¬ 
βής τοϋ Μελετητοϋ θά ύπόκειται εις άναθεώρησιν κατά τούς 
κατωτέρω ορούς. 

α) "Απαντα τά καταβληθέντα ποσά άπό. τής ημερομηνίας 
υπογραφής τής παρούσης μέχρι καί τοϋ ογδόου μηνός 
συμπεριλαμβανομένου εξαιρούνται οίασδήποτε άναθεωρή- 
σεως. 

β) Διά πέραν τοϋ ογδόου μηνός ποσά άναθεωρεϊται 
μόνον τό 90 αύτών διά πολλαπλασιασμού τοϋ ποσοστού 
τούτου επί τόν λόγον δ/5ο όπου 

8ο =δείκτης 8ΥΝΤΕ0 (έπίσημος γαλλικός δείκτης, έκ- 
διδόμενος άπό τό Συνδικαλιστικό Έπιμελητήριον τών 
Γάλλων Μελετητών καί Συμβούλων Μηχανικών, 2 Κυβ άβ 
ΓΟγ31οϊγθ, ΙΙαρίσιοι 1), ισχύων άπό 31ης Δεκεμβρίου 
1976 : 

8 —δείκτης 8ΥΝΤΕ0 έν ίσχύϊ κατά την ημερομηνίαν 
υποβολής τοϋ λογαριασμού. 

"Αρθρον 10. 

"Οροι Πληρωμής : 

10.1. Αμοιβή Μελετητοϋ εις ημεδαπόν νόμισμα ; 

Τό συμφωνηθέν ποσόν τό όποιον άντιπροσωπεύει τήν 
άμοιβήν τοϋ Μελετητοϋ εις ήμεδαπόν νόμισμα θά κατα- 
βληθή εις αυτόν ώς κάτωθι : 

α) (ε’ίκοσι τοΐς έκατόν) 20 % τοϋ συμφωνηθέντος πο¬ 
σοϋ άμοιβής εις δραχμάς ώς προκαταβολή έναντι Ισοπό- 
σου εγγυητικής επιστολής άνεγνουρισμένης έν Έλλάδι Τρα- 
πέζης ώς έν παραγράφω 10.2. καθορίζεται. 

β) (δέκα πέντε τοΐς έκατόν) 15 % κατά τήν υποβολήν 
τής Γενικής Έκθέσεως, εις τήν Αγγλικήν γλώσσαν. 

γ) (δέκα τοΐς έκατόν) 10 % κατά τήν τελικήν έ'γκρισιν 
τής εις τήν Ελληνικήν γλώσσαν Γενικής Έκθέσεως. 

δ) (δέκα πέντε τοΐς έκατόν) 15 % κατά τό πέρας τοϋ 
δωδεκάτου μηνός άπό τής ένάρξεως τοϋ έργου, έναντι ίσο- 
πόσου εγγυητικής έπιστολής άνεγνωρισμένης έν Έλλάδι 
Τραπέζης καί έπιστρεφομένης άμα τή υποβολή τής προ¬ 
μελέτης διά τήν γραμμήν πρώτης (α) προτεραιότητας. 

ε) (δέκα τοΐς έκατόν) 10 % κατά τήν υποβολήν τής 
προμελέτης τής γραμμής πρώτης (α) προτεραιότητας, εις 
τήν Αγγλικήν γλώσσαν. 

στ) (δέκα πέντε τοΐς έκατόν) 15 % κατά τήν τελικήν 
έγκρισιν τής εις τήν Ελληνικήν γλώσσαν υποβολής τής 
προμελέτης τής γραμμής πρώτης (α) προτεραιότητας. 

ζ) (πέντε τοΐς έκατόν) 5 % κατά τήν υποβολήν τής προ¬ 
μελέτης τής γραμμής δευτέρας (β) προτεραιότητος, εις τήν 
Αγγλικήν γλώσσαν. 


η) (δέκα τοΐς έκατόν) 10 % κατά τήν τελικήν έγκρισιν 
τής .εις τήν Ελληνικήν γλώσσαν προμελέτης τών υπολοί¬ 
πων γραμμών τοϋ δικτύου. 

10.2. Αμοιβή Μελετητοϋ εις άλλοδαπόν νόμισμα. 

Τό συμφωνηθέν ποσόν τό όποιον άντιπροσωπεύει τήν 
άμοιβήν τοϋ Μελετητοϋ εις άλλοδαπόν νόμισμα (ΡΡ) θά 
καταβληθή εις αύτόν ώς κάτωθι ; 

1. 20 % τοϋ συνόλου του συμφωνηθέντος τιμήματος εις 
Γαλλικά Φράγκα θά καταβληθή ώς προκαταβολή άμα τή 
θέσει έν ίσχύϊ τοϋ παρόντος συμβολαίου έν συνεχεία τής 
υπαγωγής αύτοΰ εις τό Γαλ>.οελληνικόν Πρωτόκολλον Χρη- 
ματοδοτησεως τής 21.2.75 έπί τή προσκομίσει τών κα¬ 
τωτέρω έγγράφων: 

α) έξοφλητικής άποδείξεως εις διπλοΰν 
β) εγγυητικής έπιστολής άντιστοιχούσης εις τό ποσόν 
τής προκαταβολής 

γ) έγγυητικής έπιστολής καλής έκτελέσεως 

Αί έν λόγω έγγυητικαί έπιστολαί θά πρέπει νά είναι τρα- 
πεζικαί καί νά έχουν έκδοθή ύπό άνεγνωρισμένης έν Έλλάδ 
Τραπέζης. Είδικούτερον είς ότι άφορά τήν έγγύησιν προ¬ 
καταβολής θά ισχύουν τά έν άρθριρ 10.3. όριζόμενα. 

'Η πληρωμή θά πραγματοποιηθή εις Γαλλικά Φράγκα 
εις τήν έδραν τοϋ Μελετητοϋ διά χρησιμοποιήσεως τοϋ χο- 
ρηγηθέντος δανείου εις τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος ύπό τοϋ 
ΟΚΕΟΙΤ ΝΑΤΙΟΝΑΕ εις τά πλαίσια τοϋ Γαλλοελληνικοΰ 
Πρωτοκόλλου τής 21.2.75. 

2. 'Η καταβολή τοϋ έξ 80 % ύπολοίπου τής αξίας τοϋ συμ¬ 
βολαίου εις τόν Μελετητήν θά διακανονισθή μετρητοΐς διά 
τής χρησιμοποιήσεως πιστώσεως Αγοραστού (ΟΚΕΟΙΤ 
ΑΟΗΕΤΕυΚ) άποτελούσης τό άντικείμενον Ανοίγματος 
Πιστώσεως (ΟυΥΕΠΤυΚΕ ΠΕ ΟΚΕΟΙΤ) συναπτομέ- 
νης εις τά πλαίσια τής μεταξύ τής Τραπέζης τής Έλλάδος- 
Άθήναι και όμίλου γαλλικών Τραπεζών διευθυνομένων ύπό 
τής ΟΚΕΟΙΤ ΕΥΟΝΝΑΙ8, ΡΑΚΙ8 ύπογραφείσης Συμ¬ 
φωνίας Χρηματοδοτήσεως (ΑΟΟΟΚΟ ΟΕ ΡΙΝΑΝΟΕ- 
ΜΕΝΤ ), κατά τόν άκολούθως άνοιλυόμενον τρόπον : 

α) (δέκα πέντε τοΐς έκατόν) 15% κατά τήν ύποβολήν 
τής Γενικής Έκθέσεως εις τήν Αγγλικήν γλώσσαν. 

β) (δέκα τοΐς έκατόν) 10% κατά τήν τελικήν έγκρισιν 
τής εις τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν Γενικής Έκθέσεως. 

γ) (δέκα πέντε τοΐς έκατόν) 15% κατά τό πέρας τοϋ 
δωδεκάτου μηνός άπό τής ένάρξεως τοϋ έργου, έναντι ίσο- 
πόσου έγγυητικής έπιστολής άνεγνωρισμένης έν Έλλάδι 
Τραπέζης καί έπιστρεφομένης άμα τή ύποβολή τής προ¬ 
μελέτης διά τήν γραμμήν πρώτης (α) προτεραιότητος. 

δ) (δέκα τοΐς έκατόν) 10% κατά τήν ύποβολήν τής 
προμελέτης τής γραμμής πρώτης (α) προτεραιότηος, εις 
τήν Αγγλικήν γλώσσαν. . 

ε ) (δέκα πέντε τοΐς έκατόν) 15 % κατά τήν τελικήν έγκρι- 
σιν τής εις τήν Ελληνικήν γλώσσαν ύποβολής τής προ¬ 
μελέτης τής γραμμής πρώτης (α) προτεραιότητος. 

στ) (πέντε τοΐς έκατόν) 5 % κατά τήν ύποβολήν τής 
προμελέτης τής γραμμής δευτέρας (β) προτεραιότητος, εις 
τήν Αγγλικήν γλώσσαν. 

_^ζ) (δέκα τοΐς έκατόν) 10% κατά τήν τελικήν έγκρισιν 
τής εις τήν Ελληνικήν γλώσσαν προμελέτης τών ύπολοί- 
πων γραμμών τοϋ δικτύου. 

Ως εν τώ κατωτέρω άρθρω 14 είδικώτερον άναλύεται 
εξ έκάστου λογαριασμού τοϋ Μελετητοϋ θά παρακρατήται 
ποσοστόν 10% αύτοΰ, δπερ ποσόν άποτελεϊ καί τοϋτο 
πρόσθετόν έγγύησιν καλής έκτελέσεως τοϋ άνατιθεμένου 
δια τής παρούσης έ'ργου, δυνάμενον νά άντικαθίσταται κατά 
την καταβολήν έκάστου λογαριασμού δι’ ίσοπόσου έγγυη¬ 
τικής έπιστολής άνεγνωρισμένης έν 'Ελλάδι Τραπέζης. 

Αι ως άνιο καταβολαί θά πραγματοποιούνται διά τής 
προσκομίσεως εις τήν ΟΚΕΌΙΤ ΕΥΟΝΝΑΙδ μέσ&> τής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος σχετικής βεβαιώσεως τοϋ έργοδό- 
του δι ής θα αποδεικνύεται ή έκπλήρωσις τών ύποχρεώ- 
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σεων του Μελετητοΰ, ώς αδται αναλύονται εις τα ανωτέρω 
εδάφια α. - ζ. Ό Μελετητής θά\ παραδίδη εις τήν ΟΚΕΟΙΤ 
ΙιΥΟΝΝΑΙδ έξοφλητικήν άπόδειξιν εις διπλοϋν. 

Προκειμένου δπως ύπολογισθή ύπο των δανειστριών 
Τραπεζών ή αφετηρία έπαναπληρωμής τοϋ ώς άνω χορηγου- 
μένου δανείου διά τήν έξόφλησιν των προς τον Μελετητήν 
υποχρεώσεων τοϋ Εργοδότου εις συνάλλαγμα, ορίζεται 
οτι ή όλοκλήρωσις των συμβατικών υποχρεώσεων τοϋ Με- 
λετητοϋ πραγματοποιείται διά της παραδόσεως τοϋ συνό¬ 
λου της μελέτης. 

10.3. Τό ποσόν τών εις τά άνωτέρω άρθρα 10.1 και 
10.2 άναφερομένων εγγυητικών επιστολών προκαταβολής, 
αυτομάτως θά άπομειοϋται μεθ’ έκάστην πληρωμήν κατά 
ποσόν ίσον προς τό 20 % τής άντιστοίχου πληρωμής. 

10.4. Οί λογαριασμοί καθίστανται πληρωτέοι εντός τριά¬ 
κοντα (30) ήμερών άπό τής ήμερομηνίας υποβολής των εις 
τόν Εργοδότην. 

10.5. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν αί πληρωμα'ι τών λογαρια¬ 
σμών τοϋ Μελετητοΰ καθυστερήσουν πέραν τής καθοριζο- 
μένης ήμερομηνίας Καθίστανται αΰται ληξιπρόθεσμοι και 
μέ τόκον 11 % έτησίως μέχρι έξοφλήσεώς το^ν. 

’Άρθρον 11. 

Ποινικα'ι Ρήτραι. 

Διά πάσαν ήμερολογιακήν έβδομάδα καθυστερήσεως υπο¬ 
βολής τών εν άρθρω 5.3 τής παρούσης έργασιών, πέραν 
τών καθοριζομένων προθεσμιών, ύπαιτιότητι τοϋ Μελετη- 
τοϋ, ούτος (ό μελετητής) ύποχρεοϋται νά καταβάλη πρός 
τόν Εργοδότην, λόγω ποινικής ρήτρας, διά τοϋ παρόντος 
συμφωνουμένης ποσόν έκ δρχ. 1.350.ΟΟΟ (ενός εκατομμυ¬ 
ρίου τριακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων) εις ήμεδαπόν και 
αλλοδαπόν Νόμισμα κατά τήν άναλογίαν κατανομής τής 
συνολικής άμοιβής τοϋ άρθρου 9. προκΰπτον ώς ττηλϊκον 
τής διαιρέσεως τοϋ ποσού τής συνολικής άμοιβής διά τοϋ 
άριθμοΰ τών έβδομάδων τής διαρκείας έκτελέσεως τοϋ έργου 
ήτοι διά 108 έβδομάδων συμπεριλαμβανομένων και τοϋ 
χρόνου τών ενδιαμέσων και τελικών έγκρίσεων ώς και τοϋ 
χρόνου συνθέσεως και έκτυπώσεως τών τευχών τών τελι¬ 
κών εκθέσεων. 

_ Τήν έ'.ί λόγω ποινικήν ρήτραν δικαιοϋται νά έπιβάλη. ό 
Εργοδότης διά χρονικήν περίοδον μέχρι 3 μηνών μετά τήν 
παρέλευσιν τής οποίας λύεται ή Σύμβασις, τής εγγυητικής 
επιστολής καλής έκτελέσεως καταπιπτούσης ύπέρ τοϋ Εργο¬ 
δότου. 

Τυχόν ύπέρβασις τής προθεσμίας υποβολής μελέτης μιας 
φάσεως, ισόχρονος ή μικροτέρα πρός τήν καθυστέρησιν 
υποβολής μελέτης προηγουμένης τοιαύτης διά τήν οποίαν 
κατεβλήθη ποινική ρήτρα καί όφειλομένη εις αύτήν, δεν 
συνεπάγεται επιβολήν νέας ποινικής ρήτρας. 

Έάν ό Μελετητής δυνηθή νά όλοκληρώση άπάσας τάς διά 
τής παρούσης συμβάσεως άνατεθειμένας αύτώ εργασίας 
εντός τοϋ συμβατικοϋ χρόνου ό Εργοδότης θά έπιστρέψη 
εις αύτόν τάς ποινικάς ρήτρας τάς οποίας ήθελεν έπιβάλει 
διαρκούσης τής έκτελέσεως τοϋ "Εργου. 

Τά λόγω ποινικής ρήτρας όφειλόμενα ποσά παρακρα- 
τώνται ύπό τοϋ Εργοδότου ε’ίτε έκ τών πρός έξόφλησιν 
ΰποβαλλομένων λογαριασμών τοϋ Μελετητοΰ εί'τε έκ τής 
κατατεθειμένης έγγυήσεως Καλής Έκτελέσεως τοϋ ’Έργου 
ή έξ άμφοτέρων. 

’Άρθρον 12. 

Διευκολύνσεις. 

'Η Παροΰσα Σύμβασις άπαλλάσσεται τών τελών χαρτο¬ 
σήμου και πάσης συναφούς έπιβαρύνσεως. Τό συνομολο- 
γούμενον ώς καταβλητέον εις τούς αντισυμβαλλομένους 
χρηματικόν ποσόν έκ τοϋ προϋπολογισμού δημοσίο^ν έπεν- 
δύσεων, άπαλλάσσεται φόρων, τελών, τελών χαρτοσήμου, 
κρατήσεων, εισφορών ή άλλης ύφ’ οΐανδήποτε μορφήν έπι¬ 
βαρύνσεως ύπέρ τοϋ Δημοσίου ή τρίτων. 


Πληρωμαί μισθών καί ήμερομισθίων έλληνικοϋ προσωπΓ 
κοϋ θά διενεργοϋνται συμφώνως πρός τούς Ελληνικούς 
Νόμους. 

'Ο Εργοδότης διευκολύνη τόν Μελετητήν διά τήν εισα¬ 
γωγή, συμφώνως πρός τόν Νόμον, πρός έλευθέραν χρήσιν, 
άνευ καταβολής οίουδήποτε φόρου, δασμού ή τέλους, οΐου- 
δήποτε υλικού, έξοπλισμοϋ ή έργαλείου άπαραιτήτου διά 
τήν έκτέλεσιν τής έργασίας. 'Ο Εργοδότης ώσαύτως θά 
διευκολύνη τόν Μελετητήν, διά τήν έξαγωγήν τών ιδίων 
υλικών, έξοπλισμοϋ, έργαλείων, κατά τήν διάρκεια έκτε¬ 
λέσεως τοϋ ’Έργου, ή, άμα τή ολοκληρώσει τούτου. 

'Ο Εργοδότης ύποχρεοϋται νά διευκολύνη τόν Μελετη¬ 
τήν νά άποκτήση άπάσας τάς άδείας καθώς καί έτερα 
σχετικά έγγραφα άπαραίτητα προκειμένου νά καταστή 
δυνατόν εις τό άλλοδαπόν προσωπικόν του νά έκπληρώση 
τάς έργασιακάς ύποχρεώσεις του έν Έλλάδι. 

Φόροι, δασμοί, κρατήσεις ή ένσημα τά όποια ήΟελον έπι- 
■βληθή εις τόν Μελετητήν κατά τήν διάρκειαν τής έκτελέσεως 
τών όρων τής παρούσης Συμβάσεως, θά έπιστρέφωνται 
εις αύτόν άμα τή ύποβολή πλήρων άποδεικτικών στοιχείων 
πληρωμής. 

’ΆρΟρον 13. 

Έκτέλεσις έργασιών ύπό τρίτου. 

Τό διά τής παρούσης Συμβάσεως άνατιΟέμενον ’Έργον 
εις τόν Μελετητήν δεν δύναται νά άνατεθή πρός οίονδήποτε 
τρίτον έν δλω ή έν μέρει άνευ τής έγγράφου συναινέσεως 
τοϋ Εργοδότου. 

Τυχόν άνάθεσις τμήματος τοϋ έργου τούτου εις τρίτον 
κατόπιν συναινέσεως τοϋ έργοδότου δεν συνεπάγεται τήν 
μεταβολήν τών δρων τής παρούσης ώς πρός δλας αύτοϋ 
τάς ύποχρεώσεις οις καί τό συνολικόν ύψος τής Αμοιβής του. 

’Άρθρον 14. 

Έγγύησις Καλής Έκτελέσεο^ς - Παραλαβή Μελέτης. 

14.1. 'Ο Μελετητής κατέθεσε σήμερον είς τόν Εργοδό¬ 
την τάς ύπ’ άριθ. 1) 03268/77/ΡΙ 2 ) 243054 - 243056, 
243057-243750 έγγυητικάς έπιστολάς ποσού έκ 1) ΕΕ 
1.070.870 καί Δρχ. 978.440 τής Τραπέζης ΟΚΕΠΙΤ 
ΕΥΟΝΝΑΙ5 ΡΑΚΙ8 καί 2) δρχ. 1.500.000 + 1.500,000 
+1.715.000+1.0000.000 τοϋ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, άντιστοίχως καί 
κιχλυπτούσας ποσόν ’ίσον πρός δέκα τοϊς έκασόν (10°/ο) τοϋ 
συνολικού ποσού τής Συμβάσεως. Αί Έγγυητικαί αύται Έπι- 
στολαί άποτελοϋν τήν ύπό τοϋ Μελετητοΰ Έγγύησιν Κα¬ 
λής Έκτελέσειος τοϋ ’Έργου διά τήν ακριβή, έγκαιρον καί 
πιστήν τήρησιν καί έκπλήρο^σιν ύπ’ αύτοϋ άπασών τών ύπο- 
χρεώσεών του, τών άπορρεουσών έκ τής παρούσης Συμβά¬ 
σεως. 

'Ο Εργοδότης θά παρακρατή έξ έκάστου λογαριασμού 
τοϋ Μελετητοΰ ποσόν ’ίσον πρός (δέκα τοΐς έκατόν) 10 “(, 
αύτοϋ, δπερ ποσόν αποτελεί καί τούτο πρόσθετον έγγύησιν 
καλής · έκτελέσεως τοϋ άνατεθειμένου διά τής παρούσης 
έργου δυνάμενον νά άντικαθίσταται κατά τήν καταβολήν 
έκάστου λογαριασμού δι’ ΐσοπόσου έγγυητικής έπιστολής 
άνεγ'^ωρισμένης έν 'Ελλάδι Τραπέζης. 

14.2. Αί άνωτέρω έγγυητικαί έπιστολαί καί το έκάστοτε 
παρακρατούμενον ποσόν έκ δέκα τοϊς έκατόν (10 %) ώς 
πρόσθετος έγγύησις ή ισόποσοι έγγυητικαί έπιστολαί πα¬ 
ραμένουν άτόκως εις χείρας τοϋ ’Εργοδότου μέχρι πλήρους 
έγκρίσεως τοϋ συνόλου τής προμελέτης κατασκευής καί 
πάντως ούχί άργότερον τών 5 μηνών άπό τής ύποβολής 
τής προμεϊ.έτης τών γραμμών Γ+Δ+Ε, οπότε καί έπι- 
στρέφονται, έφ’ δσον ό Μελετητής έχει έκπληροισει άπάσας 
τάς έκ τής παρούσης συμβάσεως υποχρεώσεις του. 

14.3. Μετά τήν τεϊ,’.κήν έγκ.ρισιν τοϋ συνόλου τή; προ- 
μελέτ/]ς κατασκευής γίνεται ή παραλαβή ταύτης ύτεό τοϋ 
Έργοδότου έντός προθεσμίας έξήκοντα ήμερών τό άργό¬ 
τερον συντασσομένου σχετικού πρ<οτοκό/Αου. 
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’Άρθρον 15. 

"Εκπτωσος Μελετητοϋ - Λύσις Συμβάσεως και Αναστολή 
τοϋ ’Έργου. 

15.1. 'Ο Μελετητής δύναται να κηρυχθή έκπτωτος της 
Συμβάσειος δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργοΰ των Συγκοι¬ 
νωνιών εάν δεν έκπληροϊ προσηκόντως τάς έκ της παρου- 
σης συμβάσεως άπορρεούσας υποχρεώσεις ή δεν συμμορ- 
φοϋται προς τάς συμφώνους προς την σύμβασιν, εγγράφους 
έντολάς τοϋ Εργοδότου. Τής έκπτώσεως προηγείται κοι- 
νοποίησις ύπό τοϋ Εργοδότου εις τον Μελετητήν «ειδικής 
προσκλήσεως» εις ήν μνημονεύονται άπαραιτήτως αΐ δια¬ 
τάξεις τοϋ παρόντος άρθρου καΐ περιλαμβάνεται συγκε¬ 
κριμένη διατύπωσις των γενομένοιν παρ’ αΰτοϋ παραβιά¬ 
σεων συμβατικών όρων ή τών άξιουμένων προς έκτέλεσιν 
ύπό τοϋ Μελετητοϋ, ώς και ή τασσομένη προθεσμία διά 
την υποβολήν τών άπόψεών του ή τήν έκτέλεσιν τών άξιου¬ 
μένων. 'Η προθεσμία δέον νά είναι εύλογος προς τά άξιού- 
μενα πρός έκτέλεσιν, πάντως ούχί^ικροτέρα τών 30 ημερών^ 

Ή «Ειδική Πρόσκλησις» καί αί διά ταύτης τιθέμεναι 
προθεσμίαι δέν ανατρέπουν τάς έκ τής συμβάσεως υπο¬ 
χρεώσεις τοϋ Μελετητοϋ διά τήν έμπρόθεσμον έκπόνησιν 
τής μελέτης καί τάς έκ τής ύπερβάσεως τών προθεσμιών 
συνεπείας. 

Ή περί έκπτώσεως άπόφασις έκδίδεται μετά τήν έκ- 
πνοήν τής έν τή «Ειδική Προσκλήσει» καθοριζόμενης προ¬ 
θεσμίας, έφ’ όσον τυγχάνουν άπορριπτέοι οί ισχυρισμοί 
τοϋ Μελετητοϋ ή δέν συνεμορφώθη ούτος πρός τά διά τής 
«Ειδικής Προσκλήσεως» διατασσόμενα. 

15.2. Εις τήν περίπτωσιν Χύσεως τής συμβάσεως διά 
καταγγελίας τοϋ Εργοδότου κατόπιν έγγράφου εΐδοποιή- 
σεως τοϋ Μελετητοϋ προ εξήκοντα τουλάχιστον ημερών καί 
άνευ ύπαιτιότητος αύτοϋ ό Εργοδότης ΰποχρεοϋται νά κα- 
ταβάλλη εις τον Μελετητήν τό όφειλόμενον ποσόν διά τάς 
μέχρι τής ημερομηνίας λύσεως τής Συμβάσεως έκτελεσθεί- 
σας ύπ’ αύτοϋ εργασίας ώς καί τάς συνεπεία τής προώρου 
λύσεως τής Συμβάσεως πλήρως άποπεδειγμένας δαπάνοις 
του. 

'Ο Εργοδότης θά έπιστρέψη επίσης εις τον Μεΐ^τητήν 
άπάσας τάς. εις χείρας του Έγγυητικάς ’Επιστολάς καί 
παρακρατηθέντα ώς πρόσθετον έγγύησιν ποσά μετά τήν 
παρα>.αβήν τοϋ μέχρι τότε έκτελεσθέντος μέρους τής Με¬ 
λέτης. 

15.3. "Αμα τή λήψει τής περί καταγγελίας προειδοποιή- 
σεως, ό Μελετητής θά λάβη αμέσως άπαντα τά άπαιτού- 
μενα μέτρα διά τήν έντός τής ανωτέρω προθεσμίας ομαλήν 
διακοτΐήν τής έκτελέσεως τοϋ "Εργου καί τόν περιορισμόν 
τών δαπανών εις τό έλάχιστον δυνατόν, άναλόγως τής κα- 
ταστάσεως τοϋ "Εργου, κατά τόν χρόνον λήψεως τής τοιαύ- 
της προειδοποιήσειος. 

15.4. Έν ή περιπτώσει δέν καταβληθώσιν είςτόν Με¬ 
λετητήν τά εις τό άρΟρον 10 καθοριζόμενα έπί μέρους ποσά 
έντός τριάκοντα (3θ) ημερών άπό τής ήμερομηνίας, καθ’ 
ήν έκαστον τούτων καθίσταται απαιτητόν, ή παράλειψις 
αυτή θά θεωρήται ώς παράβασις όρου τής συμβάσεως. 
Έάν δέν ήθελε διευθετηθή αΰτη έντός (είκοσι) 20 ήμερών 
άπό τής λήξεως τής τοιαύτης τριακονταημέρου προθεσμίας 
ό Μελετητής δύναται νά λύση διά καταγγελίας τήν μετά 
τοϋ Εργοδότου Σύμβασιν αύτοϋ, ό δέ Εργοδότης ύπο- 
χρεοΰται είς τήν έκπλήρωσιν όλων τών κατά τήν παρά¬ 
γραφον 15.2 υποχρεώσεων. 

"Αρθρον 16. 

’Λνωτέρα Βία. 

16.1. Είς περίτττωσιν «άνωτέρας βίας», ώς αΰτη προσ¬ 
διορίζεται ύπό τοϋ 'Ελληνικοϋ Νόμου και έφαρμόζεταί έπί 
έκτελέσείος Δημοσίων "Εργων τοϋ οποίου νόμου καί έφκαρ- 
μογής του Ιχει λάβει τιλήρη γνώσιν ό μελετητής, έξ ής 
ούτος κωλύεται έν όλω ή έν μέρει είς τήν έκτέλεσιν τοϋ 
άνατεθημένου έργου, ό Μελετητής δικαιούται χρονικής 


παρατάσεως τής Συμβάσεως μή ύπερβαινούσης τάς εξή¬ 
κοντα (60) ημέρας ώς καί άποζημιώσεως κατά τήν περίοδον 
άναστολής λόγφ «άνωτέρας βίας» έκ ποσού 15.000 Γοιλλι- 
κών Φράγκων κατανεμομένου κατά τήν αυτήν άναλογίαν 
είς ήμεδαπόν καί άλλοδαπόν νόμισμα τής έν άρθρω 9 παράγρ. 

9.1. συμφωνηθείσης άμοιβής τοϋ Μελετητοϋ. 

Έάν ή τοιαύτη άνωτέρα βία υπερβαίνει τάς εξήκοντα 
(60) ήμέρας, έκάτερος τών συμβαλλομένων δικαιούται νά 
προβή είς τήν καταγγελίαν τής Συμβάσεως συμφώνως πρός 
τό άρθρον 15.2. 

"Αρθρον 17. 

Διαιτησία. 

17.1. Οίαδήποτε ανεξαιρέτως διαφορά, διένεξις ή δια¬ 
φωνία άναφυομένη μεταξύ τοϋ Εργοδότου καί τοϋ Μελε¬ 
τητοϋ ώς πρός τήν ερμηνείαν τών δρων ή τά ένδεχόνενα 
κενά τής παρούσης Συμβάσεως ώς καί τήν ερμηνείαν τών 
τεχνικών δρων αύτής θά έπιλύεται άρχικώς διά ήτιολογη- 
μένης άποφάσεως τοϋ Υπουργού Συγκοινωνιών. ' 

17.2. Είς περίπτωσιν μή άτιοδοχής τής κατά τήν προη- 
γουμένην παράγραφον έπιλύσεως τής διαφωνίας διενέξεως 
ή διαφοράς, αΰτη θά έπιλύεται διά διαιτησίίχς ύπό τριών 
διαιτητών κατά τήν άκόλουθον διαδικασίαν. 

17.3. 'Ο αϊτών τήν παραπομπήν είς διαιτησίαν δι’ έγγρά¬ 
φου του άπευθυνομένου καί έπιδιδομένου πρός τόν αντισυμ- 
βοιλλόμενον, καθορίζει έπακριβώς τό άντικείμενον τής δια¬ 
φοράς, διαφωνίας ή άμφισβητήσεως καί ορίζει τόν ίδιον 
αύτοϋ διαιτητήν, καλών συγχρόνως τό έτερον μέρος δπως 
καί εκείνο όρίση τόν διαιτητήν του. 

17.4. Τό πρός δν ή κλήσις μέρος ΰποχρεοϋται δπως 
έντός προθεσμίας δέκα (10) ήμερών άπό τής ήμερομηνίας 
λήψεως τοϋ έγγράφου, όρίση έγγράφως τόν ίδιον αύτοϋ 
διαιτητήν, τοϋ διορισμοΰ γνώστοποιουμένου καί έπιδιδο- 
μένου πρός τόν αίτοϋντα. Έάν ό έτερος τών συμβαλλόμενων 
δέν όρίση τόν διαιτητήν του έντός τής ώς άνω τασσομένης 
προθεσμίας, ό δεύτερος διαιτητής όρίζεται παρά τοϋ Προέ¬ 
δρου τοϋ ’Αρείου Πάγου τή αιτήσει τοϋ αίτήσαντος τήν 
παραπομττήν είς διαιτησίαν. 

17.5. Οί οΰτω όρισθέντες διαιτηταί ύποχρεοϋνται, έντός 
προθεσμίίχς δέκα πέντε (15) ήμερών άπό τής ήμερομηνίας 
καθ’ ήν έκοινοποιήθη δ διορισμός τοϋ δευτέρου διαιτητοϋ, 
νά εκλέξουν διά κοινής συμφωνίας τόν τρίτον διαιτητήν 
(έπιδιαιτητήν), δστις καί θά προεδρεύη τοϋ Διαιτητικού 
Δικαστηρίου, Οί ώς άνω τρεις διαιτηταί δέν πρέπει νά έχουν 
ίδιον συμφέρον είς τήν ύπό κρίσιν διαφοράν, ούτε νά συνδέων- 
ται καθ’ οίονδήποτε τρόπον οίκονομικώς μέ τήν παρούσαν 
σύμβασιν. 

17.6. Έν ή περιτττώσει οί δύο πρώτοι διαιτηταί δέν 
συμφωνήσουν περί τοϋ προσώπου τοϋ τρίτου διαιτητοϋ 
(έπιδιαιτητοϋ), ή έν ή περιτττώσει ή διά τόν διορισμόν 
του τασσομένη προθεσμία ήθελε παρέλθει άπρακτος, ό 
Πρόεδρος τοϋ Άρείου Πάγου όρίζεται ώς Πρόεδρος τοϋ 
Διαιτητικού Δικαστηρίου, καί έν άρνήσει, άπουσίφ ή κωλύ- 
ματι τούτου ό νόμιμος αύτοϋ άναπληρωτής. 

17.7. Έν περιπτώσει άρνήσεως ή κωλύματος τίνος τών 
διαιτητών, δπως άποδεχθή ή έξακολουθήση τήν διαιτησίαν 
ή έν περιπτώσει έξαιρέσεως αύτοϋ άντικαθίσταται ούτος 
έάν μέν πρόκειται περί διαιτητοϋ δρισθέντος ύπό τίνος 
μέρους, ύπ’ αύτοϋ έντός 10 ήμερών άφ’ ής έγνωστοποιηθη 
είς αύτό ή άρνησις ή τό κώλυμα ή ή έξαίρεσις τοϋδιαιτητοϋ 
άλλως παρελθούσης τής προθεσμίας ταύτης άπράκτου, ούτος 
διορίζεται τή αιτήσει τοϋ ετέρου μέρους ύπό τοϋ Προέδρου 
τοϋ ’Αρείου Πάγου, έάν δέ πρόκειται περί τοϋ τρίτου διαι- 
τητοϋ, ούτος άντικαθίσταται έφκρμοζομένων τών διατάξεων 
τής παραγράφου 17.6 τοϋ τταρό'η-ος άρθρου τής προθεσμίας 
τών δέκα ήμερών άρχομένης, άφ’ ής γνωστοποιηθή είς τους 
διαιτητάς ή άρνησις ή τό κώλυμα ή ή έξαίρεσις. 

17.8. Οί διαιτηταί έφαρμόζοντες τόν 'Ελληνικόν ούσια- 
στικόν νόμον, δέον δπως, έντός προθεσμίας ένός (1) μηνός 
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άπδ τής υπδ του Προέδρου τοϋ Διχιτητικοϋ Δικαστηρίου 
όρισΟείσης δικασίμου, έκδώσουν την άπόφασίν των. 'Η ώς 
άνω προθεσμία δύναται νά παραταθή έπι ενα (1) έίσέτι 
μήνα εϊτε ύπδ των διαιτητών, είτε δι’ εγγράφου συμφωνίας 
των μερών. Είς τάς περιπτώσεις τής παρ. 17.7. ή προθε¬ 
σμία προς έκδοσιν τής διαιτητικής άποφάσεως διακότττεται 
καΐ άρχεται έκ νέου άπδ τής άντικαταστάσεως τοϋ κωλυομέ- 
νου ή άρνουμένου ή έξαιρουμένου. 

17.9. Οΐ διαιτηταί δεν ύποχρεοΰνται νά τηρήσουν δικο- 
νομικούς κανόνας καί ιδία ώς πρδς τάς προθεσμίας κλητεύ- 
σεως τών μερών, έν τή έκτελέσει τοϋ έ'ργου των. Δύνανται 
νά εξετάσουν μάρτυρας, νά προβοϋν είς αυτοψίας, νά δια¬ 
τάξουν πραγματογνωμοσύνην καί νά εκτιμήσουν καί νά 
λάβουν ύπ’ βψιν κατά κρίσιν τάς ύπαρχούσας άποδείξεις. 

17.10. Έν άρνήσει τινδς τών διαιτητών νά ύπογράψη την 
διαιτητικήν άπόφασίν, αϋτη νομίμως υπογράφεται ύπδ 
τών λοιπών. 

17.11. 'Η άπόφασις τών διαιτητών είναι οριστική, τελε¬ 
σίδικος και άμετάκλητος καί άποτελεΐ τίτλον εκτελεστόν. 

17.12. Τά έξοδα διαιτησίας ώς καΐ ή άποζημίωσις τών 
διαιτητών, καθοριζόμενα έν τή διαιτητική άποφάσει, βα¬ 
ρύνουν τδν ήττηθέντα διάδικον. 

17.13. Οίαδήποτε διαφορά άφορώσα είς τήν, έκ τής υπα¬ 
γωγής είς τδ άπδ 21.2.1975 Γαλλοελληνικδν Πρωτόκολλον, 
Χρηματοδότησιν τής περί ής ή παροΰσα Προμελέτη, έπι- 
λύεται κατά τήν διαδικασίαν τοϋ άρθρου ΧΥΠ τής μεταξύ 
τής Τραπέζης 'Ελλάδος καί τών Γαλλικών Τραπεζών Συμ¬ 
φωνίας Χρηματοδοτήσεως. 

"Άρθρον 18. 

Γλώσσα τής Συμβάσεως καί τών Εγγράφων. 

'Η παροϋσα σύμβασις συνετάγη είς τετραπλοϋν, έκ τών 
οποίων (2) δύο είναι είς τήν 'Ελληνικήν καί (2) δύο είς τήν 
Αγγλικήν. "Εκαστος τών συμβαλλομένων έλαβε άνά έν 
είς τήν Αγγλικήν καί έν είς τήν Ελληνικήν, δεόντως υπογε¬ 
γραμμένα ύπδ τών συμβαλλομένων. Είς περίπτωσιν άσυμ- 
φωνίας μεταξύ τών δύο κειμένων υπερισχύει καί θεωρείται 
ώς έπικρατέστερον τδ Έλληνικδν κείμενον. 'Η ά>ληλογρα- 
φία μεταξύ τών συμβαλλομένων διεξάγεται έκ μέρους μεν 
τοϋ Εργοδότου είς τήν 'Ελληνικήν, έκ μέρους δε τοϋ Μελε- 
τητοϋ ταύτοχρόνως είς τήν 'Ελληνικήν καί Γαλλικήν. 

Α'ι είς τδ άρθρον 5 τής παρούσης άναφερόμεναι έκθέσεις 
καί μελέται ύποβάλ.ωνται είς τήν Αγγλικήν κατά τάς 
καθοριζομένας έν τούτω προθεσμίας. 'Η 'Ελληνική μετά- 
φρασις τούτων υποβάλλεται είς τδν Εργοδότην έντδς ένδς 
μηνδς άπδ τής υποβολής τοϋ άντιστοίχου Άγγλικοϋ κειμέ¬ 
νου. 

'Ο χρόνος διά τδν έλεγχον ύπδ τοϋ Εργοδότου θά άρχίση 
άπδ τής υποβολής τών έκθέσεων καί Μελετών είς τήν 
'Ελληνικήν. Μετά τήν τελικήν έγκρισιν έκάστης των άνω- 
τέρω έργασιών ή 'Ελληνική Μετάφρασις τοϋ οριστικού 
κειμένου τούτων θά ύποβληθή έντδς (τριάκοντα) 30 ήμερών 
άπδ τής άντιστοίχου έγκρίσεώς της. 

'Όλαι αΐ ύπδ του Μελετητοϋ ύποβαλλόμεναι τεχνικαί 
έκθέσεις καί τά σχετικά πρδς ταύτας έγγραφα, καθώς και 
αί μηνιαϊαι άναφοραί προόδου τών έργασιών, αι αφορώσαι 
τδ άντικείμενον τοϋ "Εργου θά είναι είς τήν Ελληνικήν και 
Αγγλικήν. 

Είς περίπτωσιν άσυμφωνίας μεταξύ τοϋ Ελληνικουκει- 
μένου καί τοϋ ξενόγλωσσου τοιούτου θά επικρατή το Ελλη¬ 
νικόν κείμενον. 

"Αρθρον 19. 

Κοινοποίησις. 

"Απαντα τά πρδς τδν Εργοδότην εκ μέρους τοϋ^ Μελε¬ 
τητοϋ άποστελλόμενα ύττηρεσιακά έ'/'^ραφα θά άπευθύ- 
νωνται πρδς τό : 

«'ΐπουργεϊον Συγκοινο)νιών, δδδς Γ ϋενοφώντος 13 - 
Αθήναι». 


"Απαντα τά πρδς τδν Μελετητήν έκ μέρους τοϋ Εργο¬ 
δότου άποστελλόμενα ύττηρεσκχκά έγγραφα θά άπευθύνων- 
ται πρδς τά έν ’Αθήναις γραφεία τοϋ Μελετητοϋ, ή διεύθυν- 
σις τών όποιων θά γνωστοποιηθή είς τδν Εργοδότην άμα 
τή έγκαταστάσει τούτου έν Άθήναις. 

"Αρθρον 20. 

Αί Τεχνικαί Προδιαγραφαί ώς αυται συνάπτονται τή 
παρουση καθ’ δ μέρος δεν τροποποιούνται διά τής παρούσης 
αποτελούν άναπόσπαστον μέρος τής Συμβάσεως ταύτης. 

Είς περίπτωσιν άσυμφωνίας τούτων μέ τούς δρους τής 
Συμβάσεως επικρατέστεροι θεωρούνται οί δροι τής Συμ- 
βάσεως. 

Ρ*ητώς συμφωνεϊται οτι είς περίπτωσιν μετατροττής τής 
«Α.Δ.Κ.» Άρούνης - Δρέττας - Καρλαύτης, Σύμβουλοι Μη¬ 
χανικοί είς Ανώνυμον Εταιρείαν, ή συσταθησομένη Ανώ¬ 
νυμός Εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως είς άπαντα τά 
δικαιώματα καί τίς υποχρεώσεις τής παρούσης συμβάσεως, 
άνευ έτέρας διαδικασίας, έφ’ δσον αυτή δηλώση τούτο έγ- 
γράφως πρδς τδν Εργοδότην έντδς 2 μηνών άπδ τής συστά- 
σεώς της. 

ΟΙ ΣΤΜΒΑ7\Α0ΜΕΝ0Ι 
Διά τδν Εργοδότην Διά τδν Μελετητήν 

Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Κ. ΑΒΑδδΕ 

'Τπουργδς Συγκοινωνιών I. ΒΑΟΗΕΕΕΖ 

Β. ΕΑυΟΟΝΝΙΕΚ 
Μ. Γ. ΑΡΩΝΗΣ 


ΚΕΡυΒΕΙΟ ΟΓ ΟΚΕΕΟΕ 
ΜΙΝΙδΤΚΥ ΟΡ ΟΟΜΜϋΝΙΟΑΤΙΟΝδ 

ΟΟΝΤΚΑΟΤ ΡΟΚ ΤΗΕ ΡΕΚΡΟΚΜΑΝΟΕ ΟΡ ΤΗΕ 
ΡΚΕΕΙΜΙΝΑΚΥ δΤΗΌΥ ΡΟΚ ΤΗΕ ΟΟΝδΤΚΟΟΤΙΟΝ 
ΟΡ ΑΤΗΕΝδ ΜΕΤΚΟ ΟΕΝΤΚΑΕ ΝΕΤ\νθΚΚ 

Τ1ιΪ8 οοηΐΓ&οΙ ΐδ πΐΒ(1θ ΐη ΑΗιβη» οη δ^ΐυπίαγ, Ιΐιβ 
4ΐ1ι Ιυηβ οΓ Ηιβ γβΒΓ 1977, ΡοΙννββη, Ηιβ ΟΓββΙί Οονθπι- 
βπίθηΐ, (Ιυΐγ ΓβρΓβδβηΙθά Ργ ΐΡβ ΜϊηϊδΙβΓ οί Οοιηιηυηΐ- 
ΟΒίϊοηδ ΟβοΓ^β νΟΥΑΤΖΙδ, Ργ νΪΓΐυβ οί ΐΡθ Νο. Β. 
724/2/1977 Όβοΐδΐοη οί ΐΡβ ΜΐηϊβΙβΓδ οί ΟοοΓίΙίηΒΐϊοη, 
ΡυΡΙϊο ννοΓΡδ 011(1 Οοιηιηυηϊο&Ιΐοηβ (ΙβΙθιΙ 10-1-1977 
οηά Ιβ^οΐΐγ 188118(1 ΐη ΐΡβ ΟονβΓηπίθηΙ ΟτΒζβΙΙθ (Ο.Ο. 
23/19-1-1977 ϊδδυβ Β) βικΙ ΡβΓβϊη&ίίθΓ ΓβίβΓΓθ(1 Ιο 38 
«ΐΡθ ΕΜΡΕΟΥΕΚ» 38 ΐΡβ ίΪΓΒΐ ροΓίγ, αηά ΙΡβ ΟοηβοΓ- 
Ιίυιη οί ΐΡβ ΡγθποΡ ΟοπδυΙΙΐιι^ ΡΪΓΠΐδ : 

3) δΟΡΚΕ ΤΚΑΝδΡΟΚΤδ ΟΚΒΑΙΝδ δ.Α. (δΟΡ- 
ΚΕΤυ), \νϊΐΡ Ρβ3(1(ϊυ3ΓΐβΓ8 ΐη Ροήδ, δίΓββΙ Ιαίβδ ΟβδΟΓ 
12-14. 

Ρ) δΟΟΙΕΤΕ ΟΕΝΕΚΑΕ ΒΕ ΤΕΟΗΝΙΟυΕδ ΕΤ 
ΒΈΤϋΒΕδ - (δ.Ο.Τ.Ε.) δ.Α. \νΐΐΡ Ρβ3(1(|ΐΐ3Γΐ6Γ8 ΐη 
ΡαΙββυχ, 33 ^υ^ΐ Νοίΐοηοΐ 

ο) δΟΟΕΕΕΚΟ δ.Α., ν/ΐΙΡΡ83(1(5ΐΐ3ΓΐβΓ8 ΐη 94 ΟΡβνΐΙΙγ 
-Εβρυθ, 25Κα6 (1η ΡοηΙ (168 Ηοΐΐθδ,βδ \νβ11 38 ΙΡθ οοορβ- 
Γ3ΐΐη§ ννΐΐΡ ΙΡθ βΡολ^θ ίοΓθΐ^η ίΪΓΠΐ8, ΟγθθΙϊ Οοηδίιΐί,ΐη^ 
ΡΐΓΐη «Α.Β.Κ. ΑΚΟΝΙδ - ΒΚΕΤΤΑδ - Κ.4ΚΕΑΡΤΙδ- 
ΟοηβηΚΐη^ Εη§ΐη8βΓ8» (Κ.Ν. 23) \\41Ρ ΡβΒάςηοΓίθΓδ ΐη 
ΑίΡβηδ, Απΐ3ΐΐ38 Ανθηαβ 36, 38 Γββηΐΐδ ίΓοηι ΐΡβ ευΡ- 
πιΪ88Ϊοη οί ΙΡθ 0ΓΪ§ΐη3ΐ ΟοηεοΓίΐηπι Α^οβπίθηΙ, (Ιυΐγ 
ΓβρΓθ8βηΙβ(1 Ργ : 

1. Κ3γπιοη(1 Αγ3Β8θ, ΡΓβ8ΪάβηΙ-0βηΘΓ3ΐ Μβοβ^θγ ίοΓ 
δΟΡΚΕΤυ, 1η νΪΓΐηθ οί ΙΡβ ^ΐνβη Ργ ΐΡβ Βοατιΐ οί ΒΪΓβο- 
ΙθΓ8 Πΐ3η(ΐ3ΐ8 3ΐ ΐΡβ ηιββΐΐη^ ρί 15-6-1972, ΛνΡΐοΡ πιββΐ;- 
ΐη^’8 άηΐγ 8β3ΐβ(1 οχΙγβοΙ οί Ηιβ ΜΐηηΙβδ ΡβΗ Ρββη βηΡ- 
πιΐΐίβιΐ. 
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2. ΕοΓη.ίπΙ ΓίΛΐιοοιιιιί.'Τ, Οί.ριιΙν Οοιιεταί ΑΙαηκ^ΟΓ Γογ 
5.0-.Τ.11., ίιι νίΓίαο οί ίΐκ; ;ιρ(;ι,Ί5ιΐ Ιβί,ίον οί ρι·οοιΐι·αίίοη 
(1ηΙϋ(1 27-5-1^77, ιΐαΐν 8θίΐ1θ(1 ίίικί 8ϋ1)ΐηί1ίβ(1. 

3. Ιαοςυβδ ΒαοΙίθΙβζ, ΡΓβΒΪίΙβηΙ-ΟθηθΓ&Ι Μ&ηβ^βΓ Γορ 
500ΕΒΕΚΟ, ϊη νΪΓΐιιβ οί ΙΗβ §ΐνβη £ΐπΙ}ιοη8&1,ϊοη Εγ 
ίΐΐθ Ηοαπί οί ΠΪΓθϋΙοΓδ &ί ί)ΐθ ιηθεΐϊη^ οί 10-6-1976, 
\ν1ιίο1ι τηθοΙίιι§:’δ 6υΙγ «θοΙθοΙ οχΙγ&ο-Ι οί ίΚο .Μίαπίβκ Η&β 
Ε βθπ 8ΐι6ιηίΙΙο(1 ίΐη6 

4. Μίοίι&βΐ Ο. Λγοιιϊβ ίοΓ «Α.Ό.Κ. ΑΚΟΝΙ5- ΒΚΕΤ- 
ΤΑ8 - ΚΑΚΕΑΕΤΙδ - ΕοηβοΠίπ^ ΕιψίηββΓβ» ίη νϊρίυβ 
οί ΐΕο υη^ΘΓ Νο. 645/3-6-1977 ΙβΐΙβΓ οί ρΓΟοαΓ&Ιϊοη οί 
ΐΕβ ΝοΙ&ΐ’γ ΟΕΕ ΤδθΓΐδΐγ8ηηΐ-Τβ§ιη&ί8ΓθΕου, 88 ΐΕβ 
δβοοηά ρ8Γΐγ, ΕοΓβΐηβίΙβΓ ΓβίοΓΓβά 88 ΐΕβ «Οβδί^η Εοη- 
8υ1ΐ8ηΙ)), ίΐ ΐδ ΕβΡβΕγ 8§Γβ6ά 8η(1 800βρ1β(1 83 ίοΠοΛνδ : 
ΤΕβ ΕιηρΙογβΓ 8881^08 ίο ΐΗβ Οβδί^η Εοηδίιΐίβηΐ ΐΕβ 
ρβΓίοΓίηβηοβ οί ίΕβ ΡΓθΠηαίηδΓγ δίικίγ ίοΓ ίΗβ Εοη- 
δίΓΐιοΙΐοη οί ΙΕβ Αΐΐιεηβ ΜεΙεο ΟεηίΓβΙ ΝείννοεΕ ιιηάβΓ 
16ε ίο]1ο\\Ίτι§ ίεηηδ αη6 8§Γ88Γη8ηί8. 

Αείΐοΐβ 1. 

ΡοΓροδθ οί ίΕθ ΕόηίΓβοί 

Τίΐβ ρΟΓρΟδβ οί ίίΐΪ8 ΟθηΐΓ88ί 18 ίοΓ Ιίιβ ϋββΐ^η Εοη- 
δΐιΐΐ&ηΐ ίο ρβΓΪΟΓΓη ίΕβ ΡΓΘΐίιηίη&ργ δίυ6γ ίοΓ ΟοηδΙπαο- 
ίΐοη Γβΐ8ΐ8(1 ίο ίΐιβ Αίΐιεηδ υηΟοΓ^ΓΟιιικΙ Κ3ί1\ν8γ ΡΓθ)68ί 
(ΜθΙγο) ϊη δίΓΪοί 88808(18088 \νίί6 ίΕβ 8ίί88Εβ6 ΤβΓΠΙδ 
οί ΚθίβΡβηοθ, 3η6 ίη οοηίοΓπιηηοθ \\'ίΐΕ άίρβοίίνβδ Γβοβίνβίΐ 
ίροιη ίΐΐθ ΕπιρΙογερ \νίί6ίη ί6β 88θρβ 3η(1 ρρονίδίοηδ οί 
ίΐιβ ρρβδεηί οοηίΓαοί. 

Αρίίοΐβ 2. 
δοορβ οί ΑΥογΕ. 

2.1. ΤΕθ 88θρο οί \νοΓΕ ίο Εο ρθΓίοΓΠίθίΙ Εν ίΕβ Οβδί^η 
ΟοηδαΙίβηΙ ίβ (ΙοδοπΕβΕ ίη ΐΕβ ΤβΓπιδ οί ΚβίβΓβηοθ 
&ίί88ΕθΓΐ ίο ίΕο ρΡ88θηί οοηίΓ3οί. 

ΤΕε 8ίη(ίίβ8 ίοΓ ίΕβ ιηβίηίΘηαηοβ, Γβίοοαίίοη δηιΐ 
ΕίδρΙαοβπιβηί οί ίΕβ βχίδΐίη^ ηΐίίίίίβδ 83 ·ννβ11 38 ίΕβ 
88ίίηΐ8ίβδ οί οοηβίΓηείίοη 808 ί 8 οί ίΕβ 83πιβ νήΐΐ Εβ, 
υηιΙβΓ ίΕβ 88Γβ οί ίΕβ Ειηρίογβρ, οβΓείβά ουί Εγ ΐΕβ 
υΐίΐίίίβδ (Ιτββηίζηίίοη, 38 ίΕβ 038β ηιβγ Εθ, 3ί ηο 808 ΐ 
ίο ίΕβ Βοδίί^η Οοηδίιΐίβηί. 

2.2. ΤΕο ΕηιρΙογοΓ Γβδβη^βδ ίο Είπίδβΐί ίΕβ βχοΐυδίνβ 
τί^Εί ίο 888ί§η ίο ίΕο Ββδί^η Εοηβηΐίβηί ίΕβ Γίηβΐ 
Ββδί^η ίοΓ ίΕβ ΟοηδΙηαοΙίοη οί ίΕβ ΡροϊβοΙ ογ 8 ρηοΐ 
οί ίί ίοΡ 8 Ιίηβ ΟΡ 8 ρβΡί οί ίί, ηίίβΡ 3 8βρ8Ρ8ίβ 3§ρεβπι- 
βηί ίοΕίη^ αΐδο ίηίο οοηδίΕβρηίίοη ίΕβ. Ββδί^η Εοηδυΐ- 
ίηηί’δ οίίβρ οί δβρί. 1976. 

Αρίίβΐβ 3. 

ΟΕΙίειοΙίοηδ οί ίΕβ Βββί^η Οοηδαΐίβηί. 

3.1. Οβηορβί. 

ΤΕβ Βοδί^'η Εοηδίιΐίαηί δΕαΙΙ ίυΐίίΐΐ 811 οΕ1ί§8ΐίοη8 
Γβδίιίίίη^ ίροιη ίΕίδ ΕοηίΡββί βηιρίογίη^ πιβίΕθ(ΐ3 βηοΐ 
ρυΐβδ οί αρ-ίο-Εβίβ ίοοΕηίβ3ΐ Εηο\ν1β(1§θ, Είδ Εβδί ββΡβ, 
30(1 αβββρίοίΐ ρροίβδδίοηαΐ 8ί8η(ΐ8Ρ(ΐ8. 

Α11 ννορΕ ρβρίορπιβιΐ Εγ ίΕβ Ββδί^η Οοηδοΐίηηί, βη- 
ρΐογββδ οί ίΕβ Ββδί^η Οοηδυΐίβηί, ογ ΐΕίρίΙ ρορίίβδ 
(Ιίρββίΐγ ρβδροηδίΕΙβ ίο ίΕβ Βθ8ί§;η (Ιοηβαΐίβηί, -ννίΠ Εβ 
ίΕβ ΓβδροηδίΕίΕίγ οί ίΕβ Ββδί^η Οοηδοΐίβηί. 

ΤΕβ Ββδί^η Οοηβηΐίβηΐ ίδ ΡβδροηδίΕΙβ ίορ ίΕβ οοΓΡββΙ- 
ηβδδ, ΐΕορου^Εηβδδ βηΕ ρβρίβοίίοη οί ίΕβ 8ίη6γ 38 λνβΐΐ 
88 ίοΓ Είδ ρροροδοΐδ δΐιΕιοίίίβίΙ ίο ΐΕβ Εηιρίογβρ. 

ΤΕβ ΕιηρΙογβΡ ίβ ρββροηδίΕΙβ ίορ ίΕβ βοΓΡββΙηβδδ 30(1 
8β0ΟΓ30γ οί ίΕβ 63(8 ρΓΟΛοΕβ^ Εγ Είπι. Ηοννβνβρ, ΐΕβ 
Ββδί^η Οοηδπΐίβηί \νί]1 ίη(1ίβ8ίβ 8ηγ ρΓοΕ8Ε1β άβνίαίίοηβ 
ΟΓ ιΐβίίβίβηοίβδ ίο ιίιβ Επιρίογβρ 3η6 ΐΕβ ηββά ίορ ΙΕβίρ 
βοΓρβοΙίοη ΟΓ δΐιρρίβηιβηί. 

3.2. ΙηίβροΕοησβ οί ΒβΙη. 

Α1Ι ΙββΕηίβηΙ άβΐη ίη ρβ^βρ^ ίο (Εβ νΥορΕ, ννΕβίΕβρ 
εχίδίίη^ ίη ΐΕβ οίίίοβδ οί (Εβ Μίηίδίργ οί ϋοπιπιηηίββΐίοηδ 


ορ ίη ΐΕβ Οίίίοβ οί ίΕβ Ββδί^η Εοηδοΐΐηηί, 3Γβ ηιηάβ 
ανβίΙοΕΙο ίο ίΕβ οΐΕορ ρορίγ, νόίΕουί βχρβηδβ ίο βηβΕ 
ραΐΊγ, 38 ΐΕβ 8888 ιη8γ Εβ. 

Εγομ ΐΕβ ηΕονβ άβΐη ΐΕβ Ββδί^η ΕοηδυΙίβηΙ \νί 11 
ρβίορη ΐΕοδβ 63 ΐ 3 , άβίίηβά 8 δ «βοηίίιίβηΐίβΐ)) 38 βοΓ 6 ίη§ 
ίο (Εβ οοββδίοηβΠγ ρροΐοβοΐθ οί ίΕβίρ ρβββίρΐ. 

3 . 3 . ΙηβρβοΙίοηδ Εγ ΐΕβ Επιρίογβρ. 

Βυΐγ οηίΕορίζβΛ ΕπιρΙογβρ’Β ΡβρρβδβηΙηίίνβδ βΕοΙΙ 
Εηνβ ίρββ 800688 ίο 3ΐ1 Γβοοράδ ρβρίβίηίη^ ίο ίΕβ ΥΥορΕ 
8η6 δΕβΙΙ ηιβΕβ 3ΐ 3ηγ ίίπιβ δποΕ ίηβρβοίίοηδ ίΕβγ πΐ3γ 
6ββηι ηβοβδδβργ ίη Ορββοβ ογ αί ίΕβ Εβ3(1 οίίίοβ οί ίΕβ 
Ββδί^η Οοπδοΐίβηί. 

3.4. ΤΕβ Ββ8ί§η Οοηδυΐίηηί ίδ οΕΕ^βά ίο Εββρ 80 - 
οορβίβ βηά 8γ8ίβιη3ίίο ρβοοράδ βηά βοοοηηίδ ίη Ρβ^βρά 
ίο ίΕβ οΛ'βΡβΙΙ -ννορΕδ ρβρίοΓΠίβά Εγ Είπι. 

ΤΕβ Ββδί^η Εοηδοΐίηηί ίδ οΕΙί^βά ίο ιηαΕβ βνβίΙοΕΙβ 
ίο ΐΕβ Επιρίογβρ ίΕβ βΕονβ άβίη -ννΕβηβνβΡ ίδ Ρβηυβδίβά 
ίη χνρίίίη^ ίο (Ιο 80 . 

3.5. ΡβΡδοηηβΙ. 

ννίίΕίη 30 άβγδ ίο1Iο^νίη§ ίΕβ ρροϊβοί ίηίίίηίίοη 63ίβ, 
ίΕβ Ββδί^η Εοηδοΐίηηί \νί11 βδίοΕΙίδΕ ςηηρΙβΡδ ίη ΑίΕβηδ 
\νίίΕ 3 ΡΓο^β^ί Μηηδ^βρ (Ιηΐγ ηηίΕορίζβά Εγ ίΕβ Οοη- 
δορίίαπι 30(1 χνίΠ ίβΕβ 3ΐ1 ηβοβδδβργ ηοίίοηβ ίορ ίΕβ ρβΡ- 
ίοΓίηηηοβ οί ίΕβ ΡρβΙίιηίηηΓγ δίηΟγ ίορ οοηδίρυοίίοη 
οί ίΕβ ΑίΕβηδ Οβηίροί Αρβη Μβίρο ίη ηοοορΟηηοβ χνίίΕ 
ίΕβ ίβρπίδ οί ΓβίβΡβηοβ 3η(1 η8ίη§ Είδ ονη δίηίί δορρίβ- 
πιβηίβά ίο ίΕβ βχίβηί ροδδίΕΙβ Εγ οοπιρβίβηί 3η6 βχρβ- 
ρίβηοβά Ιοοηΐ ΟρββΕ ρβΓδοηηβΙ. δηοΕ &ΓββΕ ρβΡδοηηβΙ 
δΕηΙΙ Εβ βπιρΙογβΟ βίίΕβρ ίΕρου^Ε άίρβοί οοηίρηοί οτ 
ηίίβρ οοορβροίίνβ 8§Γ6βιηβηί \νίίΕ (ΙρββΕ Οοηδοΐίίη^ 
Είρπιβ. ΟτΡββΕ δοίβηίίίίο ρβΡδοηηβΙ ΕολνβνβΡ δΕουΙά Εβ 
Γβ^ίδίβΡβά ίη ίΕβ ΓβοορΟδ οί Οοηδοΐίηηΐδ ίη ίοροβ ίη ίΕβ 
Μίηίδίργ οί ΟοορΟίηηίίοη. 

Α11 ίορβί^η 3η6 Ιοοηΐ ρβΡδοηηβΙ βπιρίογβά Εγ ίΕβ 
Βββί^η Εοηδπΐίηηί πιυδί Εηνβ ίΕβ ρβο^αίρβά ίβοΕηίοηΙ 
ΕηοΕ^ρουηΟ, ρροίβδδίοηηΐ 3η6 βχβουίίνβ βχρβρίβηοβ ίοΓ 
ΐΕβ οοπιρβίβηί 3η6 βηοοβδδίηΐ ρβρίορπιβηοβ οί ίΕβ ΥΥοοΕδ 
3η6 6ηίίβ8 χνΕίοΕ ιηηγ Εβ 388ί§ηβ6 ίο ίΕβπι, οοπιρίγίη^ 
ίηΐΐγ ννίίΕ ΐΕβ ίβΡπίδ οί ίΕβ βιηρίογπιβηί οοηίρηοί, ίΕβ 
βρρΙίοοΕΙβ Ιηννβ οί ίΕβ δίηίβ, ίΕβ ταΐβδ 3η6 ίΕβ ροΐίογ" 
οί ΐΕβ ΟρββΕ δίηίβ Γ6§3Γ(1ίη§ ίΕβ οοηάηοί ηηά ίΕβ ηοίί- 
νίίίβδ οί ίΕβ ίορβί^η ρβΡδοηηβΙ βπιρίογβά ίη Ορββοβ ηηά 
ΙΕβ ΟίρβοΙίοηδ οί ίΕβ οοπιρβίβηί Εοιρίογβρ’β η^βηοίβδ. 

ΓϋΡίΕβΡπιοΓβ, ίΕβ Ββδί^η βοηδπΐίβηΐ δΕβΙΙ Εβ ΕηΕΙβ 
ίορ ΐΕβ ρροίβδδίοηηΐ οοηΟηοί οί ηΐΐ ίΕβ Ββδί^η βοηδυΐ- 
ίηηΐ’δ ρβΡδοηηβΙ ηηά δΕβΙΙ Εηνβ ίηΠ ΓβδροηδίΕίΕίγ ίορ 
ΙβΕίη^ βηγ ηβοβδδβργ ρβίβνβηί βοίίοη ίο οορρβοί ηηγ 

βΡΓΟΓ. 

ΤΕβ ΕηιρΙογβΡ δΕηΙΙ Εηνβ ίΕβ τί^Εί ίη ίίδ ο\νη ΐη(ΐ8βπι- 
βηί ίο Γ6(ϊηίΓβ ίΕβ Γβρΐ3οβπιβηί ·νν1ίΕίη οηβ πιοηίΕ ίοΐ- 
Ιοννίη^ ίΕβ ίη ννρίΐίη^ ηοίίίίοηίίοη οί βηγ βπιρίογββ οί 
ίΕβ Ββδί^ Οοηδπΐίηηί ν/Εο ΛνίΠ Εηνβ ρρονβΕ ίηοοπιρβί- 
βηί ορ ίβίΙβΕ ίο ιηηίηίβίη ρρορβρ ρροίβδδίοηβΐ οοη(1αοί 
ΟΓ ΕΕίάβ Εγ ίΕβ ηρρΕοπΕΙβ ΐ3\ν’8 ηηΕ ρπίβδ οί ίΕβ δίηίβ 
3η6 ίΕβ Είρβοίίοηδ οί ίΕβ οοπιρβίβηί Επιρίογβρ’δ 3 §βηοίβ 8 . 

ΤΕβ Ββδί^η Εοηβυΐίηηί ίβ οΕΕ^βά ίο ρρΟΛοΕβ ίορ ίΕβ 
ρορίοΓπιηηββ οί ίΕβ Ρροϊβοί δπίίίοίβηί οοπιρβίβηί ρβρ- 
δοηηβΐ ίο ίηδπρβ ίίπιβίγ ρΓ 0 §Γβ 88 οί ίΕβ χνορΕ χοίίΕίη 
ΐΕβ ίίπιβ Ιίιηίίδ, άβίίηβά ίη ίΕβ ρρβδβηί οοηΐρβοί. Α11 οοδίδ 
οί ΓβρΙηοβπίΘηί οί ρβΡδοηηβΙ, χνΕβίΕβΡ ίορ Γβ38οη οί 
δίοΕηβδδ, ίηοοπιρβίβηοβ οτ ηηγ οίΕβρ πιοίίνβ, δΕβΙΙ Εβ 
Εορπβ βχοίπδίνβΐγ Εγ ίΕβ Ββδί^η Εοηδπΐίβηί. 

ΤΕβ Βθδί^η Εοηδπΐίηηί ίδ οΕΕ^βά ίο πδβ ίορβί^ 8η(1 
Ιοοηΐ ρροίβδδίοηβΐ ρβΡδοηηβΙ. 
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Ιη 11ιβ ιηοηΐΜγ ρΓ 0 §Γβ 88 ΓβροΓίδ οί Ιΐιβ ΡΓθ]βοΙ, Ιΐιβ 
Οβδϊ^η ΟοηδτιΙΙβηΙ Ϊ8 ο51ΐ»θ(1 Ιο ρΓβδθηΐ 5Γβ&1{<1ο\\’η οί 
Ιΐιβ θΐηρ1ογβ(1 ρΓοίβδβΐοηβΙ ρβΓδοηηβΙ βικί ϊΗθ ρ<ί·[·!ίι- 
Ια^θδ οί ίί8 οΙΐδΙπΒηΙϊοη ίηίο Ιοοοί ειικί ίοΓβΐ^η ρβι-κοηηβΙ. 

ΑιΊϊοΙθ 4. 

Οϋίβ&ΙίοιίΒ οί Ι5θ Ειηρίογβι·. 

ΤΙιο ΕΐϊΐρΙογβΓ ρΓονϊάθ8 Ιο Ιΐιβ Οββί^η Οοη8α11οηΙ ϋΙ· 
(ΙοΙα ΙΪΒίβά υη«1βι· Ρ&γΙ 3 οί ίΐιβ Τογοιβ οί ΚβίβΡβηοβ 3ΐ 
ηο οοδί Ιο ϋιο 0*ί8Ϊ5>η Εοηβιιΐΐ&ηί, ιιρ&Γΐ ίΓΟιη ΐΕο ΓαΙϋο 
ΤΓ&ηβροΐ'Ιδίΐυηδ 8ΐΐϋ1ν. \\Ι]ί(.·ίΐ \νί11 ηοΐ 5 θ ιαοίίβ ;ιν«ί- 
Ι&Μβ. ΙηδΙοϋίΙ οί (Ιίίδ Ιΐιβ Ειηρίονοι· βΕ&ΙΙ δαρ) ογ . ί ΐιβ 
Οβδί^η Οοηδίιΐίαιιΐ Ιο οοΐΐβοΐ ίΐιο ηβοβδ8ΐα·γ ίοι· 11ιβ 
ΡΓβ1ϊιηίη3Γγ 8ΐνΐ(1γ βικί &ν8ί1β51β οΐβίει ρβ^9Γ(1ίη§ ΐΕβ 
ρβδβθη^οΓδ’ΐΓΪρδ, ρ&γίη^ 1ιΐ:ΐΐ ίιΐ Ιίιβ οοηιρίβΐίοα οί Ιΐιβ 
\νοΓΐί ΐΕθ 8ΐιιη οί 250.0ου (1 γ 8. ίοι· Ιίιβ ίοΓίΙιβΓ δαρρίβηΐθπΐ 
&η(1 ρΓθθβ8ήίη§ οί ΐΕβδβ ΟβΙ». 

ΤΚβδβ ΓβςυΪΓβίΙ (ΙηΙη &Γβ : 

&) ΤΓβίϊϊο (Ι&ΐα ίΓοιη δηιϊΐίι 8ΐα0γ. 

5) Μ£ΐ§:ηβϋο Ιαρθδ ΓβΙαΙβΟ \νϊΐΕ διηίΐΕ δίαάγ, αικί βΓβ 
πιβΟβ ον&ΐΙ&ΕΙβ ΐο ΐΕβ Οβδί^η Οοηδυΐί&ηΐ υηΐϊΐ ΐΕβ 
ΡγοϊθοΙ ΐηϊΐί&Ιΐοη 3ηά &ΐ ηο οοδί ΐο Εΐπι. 

ΒβγοηΟ ΐΕθ βΟονβ ΟαΙβ, οΙΕθγ ργο5&51θ οχίδΐίη^ ΟαΙα 
χνΕϊοΕ 8ΓΘ υδβίηΐ ίορ ΐΕβ λΥοίΈ \ν·ϊ11 5 θ ηιειάβ αν&ίΙαΜβ 
ίο ΐΕβ Όβδϊ^ Εοηδυΐί&ηΐ, αί ηο οοδί Ιο Εΐπι. 

νν'ϊΐΕ Γβ^ήΓίΙ ίο πιαίβη&ΐδ ογ Οαία οΙ&δδϊίϊθΟ αδ «δβοιι- 
ΓΪίγ» (δβοΓβί) ίΕβ ΕηιρΙογθΓ Λνϊΐΐ βΓΓ&η§β ίοΓ ρΓονΐάϊη^ 
ίΕθ ηΙΙολν&ηοΘ ϊογ ϊΕθϊγ ηδβ. 

Α11 άειία άβίϊηβά ΐη ΡείΓί 3 οί ίΟβ ΤβΓΠΙδ οί ΚθίοΓβηοβ, 
&8 Ηΐοάΐϊϊβά ίΕΓοη^Ε ίΕθ ρΓβδβηί οοηίρ&οί, ηραρί ίροπι 
ίΕβ ίορο^ρ&ρΕΐο δυρνβγδ \νΐ11 Οβ ΟβΙΐνβΡβά ίο ίΕβ Οθ8Ϊ§η 
Εοηδηΐί&ηί ηροη ίΕβ 8Ϊ§ηϊη^ οί ίΕβ ρρβδβηί οοηίΡΕίοί 
αηΟ ΐΐί ίΕβ Ι&ίβδί ηηίίΐ ίΕβ Ρ^ο^β^ί Ιηΐίϊαίίοη Οαίβ, 3 
ΓθΙηίΐνβ ρροίοοοίβ 5βϊη§ υηΟβΡδΐ^ηθά. 

Τορο§Γ3ρΕΐο πΐ3ρδ Μνϊΐΐ 5β άβΐΐνβρβά ίο ίΕβ Οβδϊ^η 
Οοηδϋΐίαηί ΐη ίοαρ ηιοηίΕδ ίορ ίΕβ Ιΐηο Α, ΐη ϊΐνβ πιοηίΕδ 
ίοΓ Ιΐηβ Β ηηά ΐη δονβη πιοηίΗδ ίορ ίΕβ Ιΐηβδ Ο, Β 3η(1 
Ε, ϊο11θΛνΐη§ ίΕβ ΡΓθ]βοί Ιηΐίΐαίΐοη Βοίβ. 

Ιη ίΕβ βνβηί οί 3 ρΓθ5351β Οβίηγ ΐη ί5θ (Ιβίίνθργ οί 
ίΕβ οΕόνθ πίθηίΐοηβά ίορο^ραρΕΐο πιβρδ, 3 Γβΐπι5υΐ’8θπι- 
βηί ίο ίΕβ Ββδΐ^η 0οη8η1ί3ηί 85311 5β βρρΙΐβΟ 5ν ίΐιβ 
Εηιρίογβρ, ΙιβΡβΐηηίίβτ Οβίίηθά 3ί ί5β 8απι οί ίΕΐρίγ ίΐνβ 
ίΕουδοηά (35.000) Ρ.Ε., Οΐδίρί^υίθά ΐηίο ΙοοβΙ 3η0 
ϊορβΐ^η οηΡΓβηογ, 3ί ί5β 83πιβ Γ3ίβ οί Οίδίρί^αίίοη οί 
ί5θ ίοίβΙ οοηιρβη83ίΐοη 3δ άβϊΐηβά ΐη ερίΐοΐβ 9, ίορ β3θ1ι 
Λνορίίΐη^ άηγ οί άβΐ3γ ΛχΐίΕοηί 3ηγ οίΗβΡ οΕΙΐ^αίΐοη ίορ 
ί5θ Επιρίογβρ. 

Αι-ίΐοΐθ 5. 

Ιηΐίΐαίΐοη άηίβ 3η(1 Βυρβίΐοη οί ί5β ΟοηίΡ3€ί. 

5.1. ΤΚβ ΟοηίΓ 3 θί οοιηβδ ΐηίο ίοροβ ηίίβπ ίΐιβ ρη51ΐ- 
θ 3 ίΐοη οί ί5β 83016 ΐη ί5β Οονβρηπιβηί Οβζβίίβ. 

5.2. Αδ ΡΓΟ^β^ί ΐηΐίΪ3ίΐοη (ΐ3ίβ Ϊ8 (Ιβίΐηβά ί5θ (Ιβίβ οί 
ί5β Βηηΐί’δ ηοίΐίΐοαίΐοη ΐη Ορββοβ 38 \νβ11 38 ΐη Ρρβηοβ οί 
ί5β ρρβρηγπνβηί οί ίΡβ 3§Γββά οοπιρβηδηίΐοη ΐη Βγ3ο5πι3 
3 ηά Ρρβηοΐι Ρι· 3 ηο 8 , ηοοορΟΐη^ ίο Αρίϊοΐβ 10, ίΐιροα^ΐι 
3η 3θοουηί ΐη ίβνουρ οί ίΡβ Ββ8Ϊ§η ΟοηδίιΙίβηί 3ί 3η 
ηρρροΛ^βά Ορβθΐί; Ββηΐί αηΟ 8Ϊηοθ ίΡβ ΐ 0 ίίβΓ 8 οί ΟαβΡβηίβθ, 
38 ρρονΐΟβίΙ ΐη Αρίΐοίε 10, 53νβ 5βθη δΐιΟιηΐίίβΟ ιίαρΐη^ 
ίΡβ ρηγπιβηί. 

\νΐί5ΐη ίορίγ ίΐνβ (45 ) (Ιηγδ ίο11ο\νΐη§ ίΡβ ηηάβΡδΐ^η- 
ΐη§ οί ίΐιβ ΟοηίΡβοί, ίΡβ Εηιρίογβρ Ϊ8 ο£ΐΐ§β(1 ίο βαΡπιΐί 
ίΡθ 3θθοράΐη§ ίο ίΡβ ρρβδβηί ρρονΐδΐοη ρρβρ3γιηβηί, 
3 ηά ίΡβ Ββ8ΐ§η Οοηδαΐίηηί ίο βηΡπιΐί ίΡβ βορρββροηάΐη^ 
ΙθίίβΡ οί 0υ3Γ3ηΙββ, οίΡβΡλνΐδβ βββΡ οηβ οί ί5β βοηίρββίίη^ 
ρ3Ρίΐβ8 ιηηγ ίβρπιΐηβίβ ίΡβ ρρβββηί Οοηίρβοί ηβοορΟΐη^ 
ίο ί5θ8β β8ί351Ϊ85β(1 ΐη Αρίΐβΐβ 15. 


5.3. Τ5β Ββδΐ^η Εοηδηΐίηηί Ϊ8 οΜΐββίΙ ίο βοπιρΙβίβ 
3ΐ1 \νορ1ί 388Ϊ^β(1 ίο 5ΐπι 5γ ί5Ϊ8 Εοηίρββί ννΐίΡΐη 21 
ηιοηίΐΐδ 3ίίβΓ Ρρο]βοί ΐηΐίΐβίΐοη άβίβ ΐη ηοοοράηηοβ ινΐΐΡ 
ιίιβ ίο11ο\νΐη§ ίΐπιβ ΙΐηιΐΙδ : 

0βηβΡ3ΐ Κβρορί νν’ΐίΡΐη ίοηρ (4) ηιοηΐΡδ ίροπι ίΡβ 
Ρρο)βρ! ΙηΐίΪ3ίΐοη. 

Εΐηβ Α ·ννΐί5ΐη ίΐίίββη (15) ιηοηίΡδ ίροπι ί5β ΡΓθ)βοί 
1ιιϊίΪ3ίΐοη. 

Εΐηβ Β \νΐί5ίη β1ρ:Κίθβη (18) ιηοηΐΐΐδ ίροπι ί5β ΡΓθ)ββί 
ΙηίΙΐοίΐυη. 

Ε'ΐιβδ (.1 -Β ^ Ε ννΐίΐιίη ΙνβηΙγ οηβ (21) ιηοηΐΐΐδίροπι 
ίΡβ Ρρο)(βί ΙηίΙΐβίΐοη. 

5.4. Τΐΐο 35όνβ ιηβηΐΐοηβιΐ ι1β3ΐ11ΐηβ8 ιΐο ηοΐ ΐηβΙυάβ 
ίΡβ 3ββοράΐή§ ίο ί5β Τβρηΐδ οί ΚβίβΡβηββ (ρπρβ. 4.4.3.6, 
4.4.4.5. ) ηβι:β883Ργ ίΐιηο ίορ ρβνΐβνν 3η(1 ηρρρονβΐ οί Ι5β 
0βηβΡ3ΐ Κβρορί ηηά ίΡβ ρρβίΐπιΐηοργ αηά ίΐηβΐ Γβρορίβ 
ίοΓ βοβΡ Ιΐηβ, 38 \νβ11 38 ίΡβ 83ΐηβ ίοΓ ΐΡβΐρ ίΐηβΐ ρρΐηΐΐη^. 
Αηγ <1βΐ3γ Οηβ ίο ί3υ1ί οί ί5β Επιρίογβρ ΐη ίΡβ ίηΐίΐΐηιβηί 
οί Ιιΐδ οόΐΐ^ηίΐοη θδίβΡΙΐδΡβά ΐη ί5β ρρβδβηΙ βοη.ίΓ3οί, 
βηίοΐΐδ ρρορορίΐοηηίβ βχΙβηδΐοη οί ίΡβ οοΓΓββροηΟΐη^ 
(1β3(]1ΐηβ. 

5.5. Τΐιβ Οβίβγ οί ίΐιβ Εηιρίογβρ ΐη βΐνΐηβ άΐρββίΐοηβ 
ορ ρρονΐΟΐη^ οί ρβρίΐθδ ννΐί5ΐη Ι5β ίΐπιβ Ιΐηαΐίβ ρΐηΐηΐγ 
πιβηίΐοηβΟ ΐη ίΡβ ρρβββηί Εοηίρπβί, ΐδ βοηβΐάβΡβΟ 38 
3ρρρον3ΐ οί ίΡβ ρρορο83ΐ8 ΟΡ βα^ββδίΐοηδ οί ίΐιβ Ββδΐ^η 
Οοηδυΐίαηί 3η(1 ίΡβ Ιβίίβρ Λνΐΐΐ 5βΡβ3ίίβΓ 3βί ΐη 3ββθΓ- 
Οβηοβ \νΐί5 ίΡβδβ ρροροδβίδ, βνβη ίΡοη^Ρ ίΡβδβ ρροροδπΐδ 
ΐπιρίγ ηΟΟΐίΐοηβΙ ίΐηηηβΐηΐ οΡπρ^βδ ίορ ίΡβ Επιρίογβρ. 
ΑίίβΡ ίΡβ βχρΐργ οί ίΐλβ ί1β301ΐηβ8 ΡβΡβΐηβΡονβ πιβηίΐοηβΟ 
3η(1 βοη8ίΡ3Ϊηίη^ ίΡβ Εηιρίογβρ, ίΡβ Ββδΐ^η Εοηδυΐίοηί’δ 
ρΓορ083ΐ8 3Ρβ οοηβΐΟβΡβΟ \νΐί5 ίηΐΐ ρΐ§5ί 38 5βΐη§ 3β- 
ββρίβΟ ηηΟ ίΡβ δπΡπιΐίίβΟ δίηΟγ 38 Ρβΐη^ ρβββΐνβίΐ, 38 

ίΡβ 0386 Γη3γ 5β. 

5.6. Τ5β Ββδΐ^η Εοηδυΐίηηί ηααγ, Εοννβνβρ, 3ί 5Ϊ8 
Οΐδορβίΐοη, \ν3Ϊί ίορ ίΡβ Ειηρίογβρ’δ (Ιΐρβοίΐοηδ ορ βη- 
δίνβΡδ ίορ οηβ πιορθ πιοηίΕ ίοΐίοινΐη^ ί5β βχρΐργ οί ί5β 
οορρββροηΟΐη^ άβοΟΙΐηβ. Ιη ίΡβ βνβηί ίΡοί ίΡβ Επιρίογβρ 
οοηίΐηηβδ ίο ί)β Ιβίβ ΐη ρρονΐΟΐη^ ί5β 83πιβ, ίΡβ Ββδΐ^η 
Εοηδυΐίηηί ηΐ3γ ίβρπιΐηοίβ ίΡβ ρρβββηί Οοηΐρβοί ίΡροη^Ιι 
3 ηοίΐοβ οί ίβρηιΐη3ίΐοη οηΟ ίΡβ Επιρίογβρ ΐδ οΡΙΐββά 
ίο ίυΐίΐΐΐ 3ΐΙ οί Ρΐδ οΡΙΐβοίΐοηδ β8ί351Ϊ85βΟ ΐη ρ3Ρ3§Ρ3ρ5 
15.2. 

ΑρίΐοΙβ 6. 

ΕχίΡ3 νΥορΙι. 

6.1. 1ί ίΡβ Ββδΐ^η Οοηδπΐίηηί Ϊ8 οί ίΡβ ορΐηΐοη ίΡπί 
3ηγ λνορΕ ΐδ οηί οί ίΡβ δοορβ οί ίΡΐδ ΟοηίΡ3θί, 5β 
λνΐΐΐ ρροηιρίΐγ ηοίΐίγ ίΡβ Επιρίογβρ ΐη \νΓΪΙΐη§ οί ίΕπί 
ί3οί, 8υ5ηιΐίίΐη§ 3ί ίΕβ 83πιβ ίΐπιβ 3 ίυΐΐγ βχρΙοηπΙοργ 
ρβρορί 3ΐ)οηί ί5β ηβββδδΐίγ οί 8ηο5 ινορίί. Ιη ίΕβ βνβηί 
ί53ί ί5β ΕιηρΙογβΡ οοββρίδ ίΕοί βυοΕ ινορΕ ΐβ ηοί ΐη- 
οΐαάβά ΐη ί5β βοορβ οί ίΐιΐδ Οοηίρπβί πηιΐ οοηβΐάβΡβ ΐί 
ηβοβδδβργ ίοΓ ίΚβ ννορ5, 5β \νΐ11 βδβΐ^η ΐί ίο ί5β Ββδΐ^η 
Οοηδυΐίοηί βίίβΡ ιηυίηβΐ 3§Ρββπιβηί Ρββ3Ρ(Ιΐη§ ί5β ρπγ- 
οΜβ δπρρίβιηβηίοΐ ίββ ΐη ΒΡ3θ5πΐ3β βηά ΓρβηβΕ Γρβηοδ 
οηά ίΐιβ ρροΒοΕΙβ ηβοβδδοργ βχίβπδΐοη οί ί5β άπροίΐοη 
οί ίΐιβ ρρβδβηί Οοηίροοί. 

Ιη ί5β βνβηί οί (Βδβ^ρββηιβηί πΙιοαΙ ίΕβ ιΙβίίηΐίΐοη οί 
βηρρίβηιβηίβΐ ίββ ίορ ί5β βχίΡ3 ννορίε, ορ 35ουΙ ί5β ίΐπιβ 
βχίβηδΐοη, ί5β Επιρίογβρ ιηβγ βΐίΚβΡ 38δΐ§η ίΕβ ρβρίορ- 
ηιβηββ οί ίΗβ ινορίί ίο 3ηγ ίΕΐρά ρ3Γίγ ορ Γβ<|υβ8ί ί5β 
ιΐβίΐηΐίΐοη οί ί5θ ίββ 5γ ίΕβ Αρΐΐίρπίΐοη, Ι5β Ββ8Ϊ£[η 
Οοηδίιΐίοηί 5θΐη^ ο51ΐ^βά ΐη 3ηγ λνογ ίο ρβρίορηι ί5β 
Λγορίί \νΐί5οπί άβίβγ άυρΐη^ ί5ε 3θίΐνΐίΐβ8 οί ίΕβ ΑρΕϊ- 
ίρβίΐοη. Ιη ί5θ βνβηί οί (Ιΐδο^βιαβηί οί ί5β Επιρίογβρ 
ίο 3βββρί Ι5θ ηβββδδΐίγ οί ί5β ρβρίοριηηηββ οί δΐιοΕ 
ννορίρ, ί5β Ββδΐ^ Οοηδπΐίπηΐ ΐδ οΜΐ^βά ίο ρροβββιΐ ίο 
Ι5β ρβρίοριηοηββ οί ί5β ΥΥογ^ 3 ββορ( 1 ΐη§ ίο ί5β 8α§§β- 
δΐΐοηδ οί ί5β Εηιρίογβρ. 
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Ιη Ιΐιβ βνβηΐ Ιΐιβΐ Ιΐιβ ΕιηρΙογβΓ ϊβ οί ΐΚβ ορϊηίοη ΙΙι&Ι 
βηγ ΓθΙαΙϊνβ \νοΓΐί Ϊ8 ηβοθδδ&τγ ίοΓ Ιΐιβ ^οΛ, οαΐ8Ϊ(1β 
οΓ Ιΐιβ 8θορβ οί Ιΐιβ ρρβδβηΐ οοηΐταοί, ΐΐ λνϊΠ 1)β ρβΓίοτιηβά 
1)γ ΙΙΐΘ Βοδί^η ΟοηδυΙΙ&ηΙ ΐη 8θθθΓά3ηοβ Ιο ΐΚβ ρΓονΐ- 
δϊοηδ οί ΐΜδ Ατίΐοΐε. 

6.2. Τΐιβ ο1>1ΐ^ειίϊοιι οί Ιίιβ Βββΐ^ Εοηδυΐΐαηΐ Ιο 
ρβΓίοηη θχΙγ» λνοΛ άοβδ ηοΐ βρρίγ ίη ίίιβ ο&δβ ΙΚ»! 
ϊΐδ ΙοΙ&Ι οοιτβ8ροη(ϋη§ ίββ ίοΓ Ιίιβδβ ννοΛδ βχοββάδ 5 % 
οί Ιΐιβ ίη ΑΓίϊοΙβ 9.1. β8ΐ3ΐ)1ΐδ1ιβ(1 ίββ. 

ΑρΙϊβΙβ 7. 

Κβνϊδϊοη οί Ιΐιβ ΤβδΙί. 

\ 

7.1. Ιη Ιΐιβ βνβηΐ ΙΙιηΙ ηίΙβΡ Ιΐιβ δαΒιηίΙΙίηΙ οί Ιΐιβ 
ΟβηβΓβΙ ΚβροΓΐ Ιΐιβ Ββδϊ§η Οοηδυΐίβηΐ ρροροδβδ &δ 
ηβοβ883Γγ Ιΐιβ δΙΙβΓβΙϊοη, Γβρίβοβπιβηΐ, βχΙβηδΐοη οί 
οβΓίβίη Ιίηβδ ΟΓ ρηρίδ οί 11ιβ ΟβηΐΓβΙ ΝβίΜτοΓίί, Λβ 
ΕπιρΙογθΓ 3θοβρΙίη§ Ιΐιβδβ ρτοροδ&ΐδ πιαγ 888ΐ§η ΙΙιβ 
ρβρίοΓπιαηββ οί Ιΐιβδβ \νθΓΐς8, \νίΙΙιίη Ιΐιβ ΙϊιηΐΙδ οί Ιΐιβ 
ΙβΓπιδ βη(1 ίββδ οί Ιΐιϊδ ΟοπίΓδοΙ, Ιο Ιΐιβ Ββδϊρι ΟοηδηΙΙβιηΙ; 
^νΐιο ϊδ οϋΐί^ά ίο ιιηάβΓίηΙςβ Ιΐιβπι, ηίΙβΓ πιαίη»! &§Γββ- 
πιβηΐ 1)βΙ\νββη Ιΐιβ Ιν^ο οοηΐΓ3βΙϊη§ ραΓίϊβδ, οίΚβηνϊδβ 
Ιΐίθ ρΓονίδΐοηδ οί Αρίΐοΐβ 6 οί Ιΐιϊδ ΕοηΙτηοΙ δ1ΐ3ΐ1 1)β 
βρρίΐβά. 

7.2. ΡαΓίΙΐθΓΠΙΟΓβ ΙΙιβ ΕιηρΙογβΓ πι»γ, 3ΐ Ιΐιβ δυΡιηΐΙ,- 
1.31 οί ΙΙΐβ ΙιβΓβΐηοΡονβ ΓβίβΓΓβά ΓβροΓΐ, οαΓίοϊΙ 0βΓΐ3Ϊη 
Ιίηβδ ΟΓ ρ3Γΐ8 οί ΙΡβ 83πιβ οί Ιβδδ ρΓίοήΙγ βχ1,βη(Ηη§ 
3ββΟΓ(1ίΠ^1γ ΟΐΡβΓ Ιίηβδ οί §Ρββ1βΓ ρρίοπίγ. 

Αρίΐοΐβ 8. 

ΟννηβΓδΙιϊρ οί ΒηΙη. 

Α11 ρβΓίίηβηΙ (Ιβδί^ηδ, (ΐΓ3λνίη§8, ρβοοΓάδ, ΓβροΓίδ βηά 
οΙΙιβΡ Ιβοΐιηίοηΐ άηΐη ίη οοηηββΐίοη ίινϊΐΐι ΐΡθ νΡορΙί, 
βχβΐηδίνβ οί ΙΙϊβ Ββδί^ ΟοηδϋΙΙηηΙ’δ ίηΙβΓηηΙ βορΓβδροη- 
(Ιβηββ ρηρβΓδ, δΐιηΐΐ Ρβ Ιιηηάβά ονβΓ Ιο ΐΡβ Επιρίιγβρ 
3ίΙβΓ βοπιρίβΐίοη οί ΙΙΐβ Υί^ορίς ηηάβΓ ίΜβ βοηίρηοΐ, ορ 
οη Ι,ΐιβ 3ηγ ^ηγ ΙβΓπιίηηΙίοη οί Ιΐιβ βοηΐρβοΐ. 

ΟβηβΓ3ΐ1γ, αϋ 4ίιβ ΓβροΓίδ ρρβρητβά (1«ΓΪη§ Ιΐιβ βουΡδβ 
οί Ιΐιβ 0οη*Ρ3βΙ δΐιβίΐ ί»β Ιΐιβ ρρορβΓίγ οί ΙΡβ Επιρίογβρ 
30(1 δΙιηΠ 1)β οοη8ί<1βΓβ(1 3δ οί 3 βοηίίάβηΙί3ΐ η3ΐυΓβ. 
ΤΗβΓβίοΓβ ΐΡθ Ββδί^ Οοηδϋ1ΐ3η1 ίδ ίοΓΜάάβη ίο (Ιίδ- 
βίοδβ ΟΓ βηρρίγ 10 ίΙιίΓίΙ ρηΓίίβδ ογ ρηΡΙίδΙι, ΐη ντίιοΐβ ογ 
ίη ρ3Γΐ, ίΕβ βοηίβηΐδ οί βηπιβ, ηηίβδδ ηηίΙιοΓίζβίΙ ίη 
λνΓίΙίη^ Ργ Ιΐιβ ΕπιρΙογβΓ. 

ΟοπιραίβΓ ρΓΟβΓηηΐδ ιντίΙΙβη Ργ Ιΐιβ Ββδί^ Εοηδηΐίηηΐ 
ίοΓ δρβοϊίίβ βηΛ ββηβΓβΙ ϋδβ ίη ΙΚβ \νοΓΐς δΐιηΐΐ Ρββοπιβ 
ίΐΐβ ρΓΟρβΓίγ οί ίΐΐβ ΕπιρΙογβΓ. ΟοΠίρυίβΓ ρΓ0^3Π18 
\νΓίΙίβη ίοΓ ^βηβΓπΙ ηββ Ργ ίΐιβ Ββδί^η Εοηβηΐίδηιί 
βΙδβλνΙιβΓβ δΐιηΐΐ Γβπιήίη Ιΐιβ ρρορβρίγ οί ΐΡβ Ββδί^ 
Οοηδαΐΐοηί, Ιιίηι ΙιοννβνβΓ Ρβίη^ οΡΙίςβά ίο «ΙβΙίνβΓ ρβ- 
ΐ3ΐίνβ βοργ ίο ίΐιβ ΕπιρΙογβΓ. Ιη ΙΡβ ίίρδί ββδβ 4Εβ 
Επιρίογβρ 3ηά ΐΡθ Βββί^η Οοηδυΐίηηΐ βΐϊηΐΐ Ρβ ρβρπιίί1β<1 
ίο Οδβ ίΐιβδβ ρΓ0§Γ3Πΐδ ηηγντΙιβΓβ ηΐ ίΐιβίρ «ΙϊδβΡβίίθη. 

Τΐΐθ Ββδί^η ΟοηδοΙΙηηΙ 1ΐ38 ηοΐ Ιΐιβ τίκΐΛ ίο π 13 )^β 
3ηγ ραΐϊΐίβ ογ ρρβδβ Γβίβπδββ Ρβίαΐίηβ Ιο ^ νορίί. 

Αρίίοΐβ 9. 

ΟοπιρβηδβΙίοη ίοΓ άβδί^ Οοηδαΐίαηΐ. 

9.1. ΤΙιβ βοπιρβηδοΐίοη οί ίΡβ Ββδίςη Εοηδπΐΐηηΐ 
ίοΓ ίΐιβ ΡρβΙίπιίηηΓγ 5ΐα(1γ ίοΓ ίΐιβ ΕοηδίτυοΙίοη οί ίΐιβ 
ΡΓθ]βοΙ 3ββθΓ6ίη§ ίο Ιιίδ ρΓοροββΙ δαΡπιίίίβά ίη 8βρί. 
1976, ίδ (Ιβίίηβύ 38 ίοΐΐο^νβ : 

Ευπιρ δΐυη οί 10.708.700 Ερβββΐι ΓρβΛΟδ. 

(Τβη πιίΐΐίοηδ δβνβη Ιιηηάρβίΐ βί§1ιί ίΐιοαδηηεΐ δβνβη 
Ραηάρβά Ρρβηβΐι Ρροηβδ). 

ΑΙδο Ιηπιρ δίαη οί 66.917.400 Πι· ^Ιιπ>ίΐ ρ 
(δΐ^^ίγ δΐχ ηαΐΙΙϊοΒδ ηίηβ Ιιηη^θΟ δβνβι^θη ί|ιηΐ|ίίΗ»^ 
ίοϋρ Ιιηηάρβ(1 (1ρ8β1ιπΐ3β), 

ΤΙιβ ηΡονβ δππίθ 3Ρβ ρηγβό ΐη ΐηβίάΐίηχβήίδ 3η<1 ηβ- 
οορ<1ίη§ ίο ΙΙιβ Ατίΐβΐβ 10 οί ίΐιβ ρρβδβηΐ οοηίΡΕοί. ΤΙιβ 


ηΡονβ δΐιπίδ οονβΓ ίυΐΐγ 3ΐ1 ίΐιβ Ββδΐ§η Οοηβιιΐίηηί’δ 
βχρβηδβδ, δυβίι 38 ίοΓ 3β1η3ΐ \ν3§βδ, δ3ΐ3ΡΪβδ, ηΐΐοντηηββ, 
3ββοπιοά3ίίοη 3η(Ι ΐΓ3ηδρορί3ίίοη, ίορ ίρίηββ ΡβηβίΐΙ, 
ονβΓΐιβ3ά, ίηο1η0ΐη§ 1ΐ36ΐ1ίίγ 3ηά ρΓθίβ8δίοη3ΐ ίη8ηΓ3ηοβ8, 
ρροίίΐ, 38 \νβΙ1 38 οΙΙχβΓ βχρβηδβδ 3ηά β1ΐ3Γ§β8, Γβδη1ίίη§ 
ίροπ» ίΗβ ρβΓίθΓπΐ3ηββ οί ίΐιβ ΙΥορΙί 3ηά, ίη §βηβΓ3ΐ, 
ίροπι ίΐιβ ρΓονίδίοηδ οί ίΐιβ ρρβδβηΐ 0οηΐΓ3βΙ. 

ΤΗβ ίοΓβΐ^η βπΓΡβηβγ ρορίίοη οί ίΐιβ Ββδί^η Οοηδπΐ- 
ίηηί’δ βοπιρβηδηίίοη δΐιηΐΐ Ρβ ίη υηΙιΙοβΙίεΟ ίυηάδ 3η(1 
δ1ΐ3ΐ1 6β ίρββΐγ βχροΓίηΡΙβ ηηά ίΐ \νί11 1)β βΙΐ3Γ§β3ΐ)1β ίο 
ίΡβ ΡαΡΙίβ ΙηνβδίηιβηΙ Βη(1§εί. ΤΙιίδ ρορίίοη οί Ιΐιβ 
Ββδΐ^η Οοηδπΐίβηί’δ βοπιρβηδπίίοη ιη&γ Ρβ δυ1>^β^ί ίο 
ίΕβ ΙβΓπΐδ οί ίΐιβ Ρρβηβΐΐ-ΟΓΓββΙί ββοηοηιίο ρροΐοβοΐβ 
νηΙίΟ ίροπι Βββ6πι1)βΓ 21, 1975, ηίΐβρ ίΡβ 3§Γββπιβηί οί 
ίΐιβ ΐηίβΓβ8ίβ(1 ΡΓ^ηβΙι ηηά (^^ββ1^ Αυϋιορίίίβδ. 

9.2. ΕδβηΙβίίοη. 

ΤΡβ Εοοηΐ ΕπΓΓβηογ ρορίίοη οί ίΡβ Ιυπιρδ δαπι οοπι- 
ρβη83ίΐοη ίο ίΡβ Ββδί^η Οοηδπΐίηηί \ν1ιίβ1ι ίδ ηΙδο οΙιοΓ^β- 
3ΐ)1β ίο ίΡβ ΡυΡΙίβ ΙηνβδΙπιβηίδ Βη(ΐ 5 βί δΐιηΐΐ Ρβ δπΡ]ββΙ 
ίο βδββΙβίίοη ίροπι ίΡβ (Ιηίβ οί ίΡβ δί^ηηίυρβ οί ίΡβ ρρβ- 
δβηί 0οηίΓ3βί, οη ίΡβ Ροδΐδ οί ίΡβ οο(ϊ38ίοη3ΐ1γ βπιρίογ- 
πιβηί οοΠββΙίνβ οοηίΓ3βίδ ηΡουί οοπιρβηδηίίοη, ηηΟ ηρ 
ίο δυπι ρηγβά Ργ ίΡβ Ββδί^η Οοηδπΐίηηί ίο οονβΓ ίΡβδβ 
ΐηθΡβ38βδ. 

ΤΡβ Ιηπιρ δηπι ίη ΡρβηοΡ Ρρηηοδ οοπιρβηδηΐίοη ίο 
ίΡβ Ββδί^η Οοηδπΐΐηηί δΡηΙΙ Ρβ δυΡϊβοΙ ίο βδοηΙβίίοη ίη 
ηοοορίΐηηοβ νήίΡ ίΡβ ίο11ο\νίη§ ίβΓΠΐδ : 

3) Α11 3πιοηηί8 ίο Ρβ ρ3ί(1 ίροπι ίΡβ άηίβ οί ίΡβ δΐ^ηη- 
Ιητβ οί ΙΡβ ρρβδβηί ΟοηίΓποί υηΐίΐ ίΡβ βί^ΡίΡ πιοηίΡ, 
ίΡβ ΙηίίβΓ Ρβίη§ ΐηοΙηΟβά, 3Γβ βχβπιρίεά ίροπι 3ηγ 
βδοηΐηίΐοη. 

Ρ) Ββγοηά ίΡβ βΐ§ΡίΡ ΒοοηΐΡ οηΐγ 90% οί ίΡβπι 3Γβ 
Θ803ΐ3ίε(1 Ργ ηααΐίίρίγΐη^ ίΡίδ ρβΓ0βηΐ3§β \νίίΡ ίΡβ ρηίΐο 
8 / 8 ο ντΡβΡβ ; 

δ ο : Ιηάβχ δγηίβο (ΟίίίοίοΙ ΡρβηοΡ ίη(ΐ6χ ρυΡ1ί8Ρβ4 
Ργ ίΡβ δγπίΐίοβΐ 0Ρ3ΠΐΡβΡ οί ΡρβηοΡ Ββδΐ^η 3η(Ι Οοη- 
δηΐίίη^ Εη^ίηββΡδ, 2 Κηβ (1β ΓΟροίοΐρβ, Ρπήδ ΙβΓ, νοΙίά 
ίροπι ΒβοβπιΡβΓ 31δί 1976). 

δ : Ιηάβχ δγηίβο ίη ίοροβ 3ί ίΡβ (Ιηίβ οί δοΡπιίδδίοη 
οί ίΡβ ίηνοίοβ. 

ΑΓίίοΙβ 10. 

Εοηάίίίοηδ οί Ρηγπιβηί. 

10.1. ΤΡβ Εοιηρβηδβίίοη οί ίΡβ (Ιβδί^η οοηδπΐίηηΐ 
ίη Ιοοηΐ οπΓΓβηογ. 

ΤΡβ δϋπι 3^ββ(1 \νΡίοΡ Γβρρβββηίδ ίΡβ οοηαρβηδοίίοη 
οί ίΡβ Ββδί§η Οοηδυΐΐηηί δΡηΙΙ Ρβ ίηνοίοβά ίο ίΡβ Ββδί^ 
Οοηδηΐίβηί ίη Ιοοηΐ οπΓΡβηογ 3δ ίοΐΐον^δ : 

3) (Τ'νβηίγ ρβρ οβηί)-20% οί ίΡβ η^τββά βαιη οί 
οοξηρβη83ίίοη ίη (ΙρβοΡπιηβ 3δ ρρβρβγηιβηί η^ηίηδί 
βςηίνβίβηί Ιβίίβρ οί Οηπρβηίββ οί ηη 3ρρΓονβ(1 ΒηηΡ 
ίη Ορββοβ, 38 άβίίηβ(1 ίη ρ3Γ3§Γ3ρΡ 10.2. 

Ρ) (Γίίίββη ρβρ οβηί) -15% 3ί ίΡβ δπΡπιίίίηΙ οί ίΡβ 
ΟβηβΓπΙ Κβρορί ίη Εη^ΙίδΡ. 

ο) (Τβη ρβΓ οβηί)-10% 3ΐ ίΡβ ίίηβΐ ηρρρονηΐ οί 
ίΡβ ( 3 βηβΓβ 1 ΚβροΓί ίη ΟρββΡ. 

(1) (Ρίίίββη ρβΓ οβηί) - 15 % βΐ ίΡβ βηοΐ οί ίΡβ ίνβΙίίΡ 
πιοηίΡ ίο11ο\νίη§ ίΡβ ΡΓθ)βοί ίηίίίηίίοη Βηίβ, β^ίηβί 
β(|ηίν3ΐβηί ΙβίίβΓ οί ΟυβΓβηίββ οί 3η ηρρρονβά ΒηηΡ 
ίη βρββοβ 3η<1 Ρβίη^ ρβίαρηβά ηροη ίΡβ »αΡπιίίίβ1 οί 
ίΡβ ΡρβΡπιίηηργ δίυάγ οί ίΡβ Ιίηβ οί ίίρδί (Α) ρρίοπίγ. 

β) (Τβη ρβρ οβηί) -10 % 3ί ίΡβ δηΡπώίβΙ οί ίΡβ 
Ρρβίίρΐηηργ δίυιΐγ οί ΙΡβ Ιίηβ βί ίίΓβί (Α) ρρίοπίγ ίη 

ί) (Ρίίίββη ρβΡ οβηί ) - 15 % ηΐ ίΡη ΰηηΐ βρρρονηΐ οί 
ίΡβ ίη ΟρββΡ δαΡπιίίίββ Ρτβΐίιηίηβι^ δίηάγ οί ίΡβ Ιίηβ 
οί ίίρβί (Α) ρρίορίίγ. 
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§) (Ρΐνβ ρβΓ οβηΐ)-5% &115β 8ΐι1)ΐηΐ1,1&1 οί ΙΙιβ ΡΓβ- 

ΙιιηιηβΓγ 8ΐυάγ οί Ιΐιβ Ιΐηβ οί ββοοηά (Β) ρηοΗΐν ϊη 
Εη^ΙϊδΙι. 

1ι) (Τβη ρβΓ οβηΙ)-10% αΐ ΐΗβ ίϊηβΐ &ρρΓον&1 οί Ιΐιβ 
ϊη ΟΓββΙί ΡΓβ1ϊιηϊη3Γγ δίικίγ οί ΐΗβ ΓββΙ Ιϊηββ οί ί,ΐιβ 
ηβΙλνοΓίί. 

10.2. Τίιβ Οοιηρβηδοί,ϊοη οί Ιίιβ Οββί^η ^οη8ι11^8ηι 
ΐη ίοΓβϊ^η οαΡΓβηογ. 

Τΐιβ 811 Π 1 3§Γββ(1 ν^ΐιϊοΐι ΓβρΓβδβηίδ Ι5β οοιηρβηΒ&Ιϊοη 
οί Ιΐιβ Οβ8Ϊ§ιι -Οοηβαΐίβηΐ ϊη ίορβϊ^η οαΓί*βιιβγ (Ρ.Ρ.) 
δΐι&ΐΐ 5β ϊηνοϊοβά Ιο Ιΐΐβ Βββϊ^ Οοηβυΐΐοηΐ 38 ίο11ον?8 ; 

1. ΤΛνβηίγ ρβρ οβηΐ (20%) οί ΐΗβ ΙοΙαΙ 38Γββ(1 δαιη οί 
οοχηρβηδβίΐοη ϊη ΡγοποΙι Ργ3ιιο8 38 ρΐΓβρ 3 γιηβη 1 ί, 38 
8θοη 38 ίΐιβ ρΓβββηί οοη(,Γ3θί. λνϊΐΐ 5β νβΐΐά 3ίΙβΓ 5βϊη§ 
δΐι5άιιβ(1 ίο Ιΐιβ ΡΓβηοίι ΡγοΙοοοΙθ οί Ρϊη 3 ηοϊιι§ ά 3 ίβεΙ 
21.2.75 ρΓβ8θηίϊη§ ΙΙιβ ίο11θΛνΐη§ ΟοοαιηβηΙβ : 

3) 3θφΐΐίί3ηοβ ΓβοβϊρΙ ϊη 1\νο οορϊβ8. 

5) ΙιβίΙβΓ οί 0α3Γ3ΐιΙβθ οοΓΓβδροηάΐη^ ίο ίίιβ 8υιη οί 
ρΓβρογπιβηί. 

ο) ΙιβίίβΓ οί &113ΓβΙΐίββ οί ^00(1 ρβΓίΟΓΙΠβΙΙΟβ. 

ΤΙιβ 3ΐ)ονβ ϊηβηίϊοηβεί ΙιβΙίβΓδ οί ΟυβΓβηίββ ιπυδί 1)β 
οί 3 Β3ηΐ£ 311(1 18800(1 3η 3ρρΓονβ(1 Β3η1ι ϊη (ΐΓββ<5β. 
Ε8ρβ0Ϊ3ΐ1γ, ΓΘ§3Γ(1ϊη§ ί5β ΒθίίβΓ οί Οΐ 13 Γ 3 ηίββ οί ρΓβ- 
ρβγπιβηί ί5β (1βίίηθ(1 ϊη ίΐιβ Ατίϊοΐβ 10.3. 3 Γβ νηϋίΐ. 
ΤΙιβ ρηγιηβηί, \νϊ11 5β βίίθ0ίιΐ3ίβ(1 ΐη ΡΓβηοΙι ΓΓ 3 ηο 8 ΐη 
ίΐιβ 1ιβ3ά«ϊ^ΓίβΓ8 οί ίΐιβ Οβδΐ^ Οοηδηΐίηηί υδΐη^ ίΠβ 
1θ3η ρΓονΐ(1β(1 ίο ίΐιβ Βηηΐι οί ΟτΓββοβ Ιι^· ίΐιβ 0Γβ(1ΐί 
ΝηίΐοηβΙ, 3θ0θΓ(1ΐη^ ίο ί5β ΡΓηηοοΙίΘΐΙβηΐο Ρί-οίοοοίβ 
(ΐ3ίβ(1 21.2.75. 

2. ΤΗβ Ρθΐπι1)αΓ8βπιβηί οί ίΐιβ Γβιηβΐηΐη^ 80% οί ίΐιβ 
ίοίηΐ 8ηπι οί Ιΐιβ ΟοηίΓ30ί ίο ί5β Οθβΐ^η Εοηδηΐίηηί "ννΐΐΐ 
1)0 8βίίΐ0(1 ΐη 038ΐι η8Ϊη§ ((ΕΓβ(1ΐί Αο^βίβυρ» οοηβΐδίΐηρ 
ίΐιβ ο5)β0ί οί ίΐιβ {(ΟηνβΡίυΓβ (1β 0Γβ(1ΐί)) ίο11ο\νΐη§ ίΐιβ 
υη(1βΓ8Ϊ£;ηβ(1 Α^τββιηβηί οί Γΐηβηοΐη^ ((Α0οαΓ(1 (1β Ρΐηηη- 
οβιηβηί» 1>0ί\νβ0η ί^β Βηηΐί οί (χΓββοβ-ΑίΕβηβ 3η(1 ίΐιβ 
ΟΓοηρ οί ΡίβηοΗ Βηηΐίδ (Ιΐρβοίβά ί5β Ορβάΐί Ι.γοηη 3 Ϊ 8 , 
ΡΑΚΙ5, 38 ίοΠοΜνδ ΐη (ΐ0ί3Ϊ1; 

3) (Ρΐίίββη ρθΓ οβηί) 15% 3ί ίΐιβ δούηιΐίίβΐ οί ίίιβ 
ΟβηβΓβΙ ΚβροΗ ΐη Εη^ΐΐδίι. 

5) (Τβη ρβΓ οβηί) 10% 3ί ίίιβ ίΐηβΐ 3ρρΓον»1 οί Ιΐιβ 
0βηβΓ3ΐ ΚβροΓί ΐη Ορββΐι. 

ο) (Ρΐίίββη ρβΓ οβηί) 15% 3ί ίίιβ βηά οί ίίιβ ίίΛτβΙίίΙι 
πιοηίΐι ίο11ολνΐη§ ί5β ΐηΐίΐηίΐοη οί ίίιβ ννοοίι, 3 § 3 Ϊη 8 ί 
β(|ηΐν3ΐβηί ΕβίίβΓ οί 0υ3Γ3ηίββ οί 3η 3ρρΓονβ(1 Βηηΐι ΐη 
Ορββοβ 3η(1 50Ϊη§ ΓβίιίΓηβίΙ αροη ίίιβ βηΐιηιΐίίβΐ οί ίίιβ 
ΡρβΙΐπιΐηβΓγ 8ίη(1γ οί ίίιβ Ιΐηβ οί ΪΪΓ8ί (Α) ρηοπίγ. 

(1) (Τβη ρβΓ οβηί) 10% 3ί ίΕβ δυ^πιΐίίηΐ οί ίΕβ Ργθ- 
ΙΐπιΐηβΓγ 8ίυ(1γ οί ίΚβ Ιΐηβ οί ίΪΓ8ί (Α) ρποιΐίγ ΐη Εη- 
^Ϊ8ΐΐ. 

β) Ρΐίίββη ρβΓ οβηί) 15% 3ί ίΐιβ ίΐηβΐ βρρΓονβΙ οί 
ίΕβ ΡρβΙΐιηΐηβΓγ δίικίγ οί ίίιβ Ιΐηβ οί ίΪΓ8ί (Α) ρηοπίγ 
ΐη Οτββΐι. 

ί) (Ρΐνβ ρβΓ οβηί) 5% 3ί ίΕβ 8υ5Γηΐίί3ΐ οί ίίιβ ΡΓβΙΐ- 
ιηΐηβτγ δία(1γ οί ί5β Ιΐηβ οί δβοοηιΐ (Β) ρηοπίγ ΐη Εηςίΐβΐι 
§) (Τβη ρβΓ οβηί) 10% 3ί ίΐιβ ίΐη3ΐ βρρτονβΐ οί ίΕβ 
ΡΓβΙΐπιΐηβΓγ δίυ(1γ οί ίίιβ Γβ8ί Ιΐηββ οί ίίιβ ηβί\νοΓΐι ΐη 
ΟΓββΙί. 

Αδ ΐί Ϊ8 βηβΙγδβά ΐη ροΓίΐοηΙβΓ, ΐη ίΕβ ΕβΓβΐη&ίίβτ Αγ- 
ίϊοΐβ 14 ίίιβ ρβΓοβηί οί 10% νΐΐΐ 1)β ^ί1ι1ιβ1(1 ίΓοπι 
βνβτγ Ι)ΐ11 οί ίίιβ Βββΐίία Οοηβηΐίηηί, νΐιΐοΐι τβρΓβββηίβ 
βη ηάάΐίΐοηηΐ ^3Γ3ηίββ οί §οο(1 ρβΓίοπηβηοβ οί ίΕβ 
λΥοΓίς 3β8ΐ^βά 5γ ίίιβ ]Μτβ8βηί οοηίτβοΐ. Τΐιΐ» ρβΓοβηί 
πιβγ 1)β καΕ8ίΐίαίβ(1 1)γ β<|υΐν3ΐβηί ΕβίΙβτ οί Οιιβτοηίββ 
οί 3η 8ρρΓονβ(1 Ββηί ΐη ΟΓββοβ, άοΓΐη^ ίίιβ Γβΐιη1)υΓ8β-' 
ιηβηί οί ββοΐι 1)ΐ11. 

ΤΙιβ 3ΐ)ονβπιβηίΐοη0(1 τβΐπιΕηΓββπιβηίδ ητβ ίο Εβ ββί- 
ίίβά 1)γ ρΓβδβηίηϋοη βί ίΙιβΟρβιΙϊί Εγσηηβΐδ νΐ3 ίΕβ Ββηΐι 
οί Ορββοβ οί ίΕβ ΓβΙβίΐνβ οβΓίΐίΐθ3ίΐοη οί ίΕβ ΕιηΙογβΓ 
ντίιΐοΐι δΐιβίΐ νβΓΐίγ ΐΕβ ίυΐίΐΐΐιηβηί οί ίίιβ Βββΐ^ Οοηβαΐ- 


ίβηί’β οΕΙΐββίΐοηβ, 38 ίΐιβδβ ο51ΐ§3ίΐοη8 3Γβ 3η3ΐγ8β(1 ΐη 
ίίιβ ΙιβΓβΐηβΙιοτβ ΐίβηΐδ 3-§. "Πιβ 0β8ΐ^ 0οη8η1ί3ηί 
8}ΐ3ΐ1 1ΐ8η(1ΐ6 ίο ΕΓβάΐί Εγοηηβΐδ 3η 30(|ηΐίί3ηοβ τβοβΐρί 
ΐη 1\νο οορΐβδ. 

Ιη ΟΓάβΓ ί53ί ίίιβ 0Γβ(1ΐίοΓ Βηηΐΐδ οοηαρηίβ ίΕβ Ββ^ΐη- 
ηίη^ οί ίίιβ Γβρηγπιβηί οί ίίιβ βΐιονβ ρΓονΐάβ(1 1θ3η ίοΓ 
ίΕβ Ββΐίίβηιβηί οί ίίιβ ΕπιρΙογβΓ’β ούΐΐςβίΐοπδ ίο ίίιβ Ββ- 
8Ϊ£η ΟοηΒυΙΙαηί ΐη οηΓτβηογ, ΐί ΐβ (Ιβίΐηβά ί1ΐ3ί ίίιβ οοιη- 
ρΐβΐΐοη ()ί ίΕβ οοηίΓβοίηβΙ ούΐΐ^βίΐοπ οί ίίιβ Βββΐ^η Οοη 
δηΐίβηί Ϊ8 βίίβοίηβίβ(1 ηροη ίίιβ βυΐιπιΐίίβΐ οί ίΕβ ίοίβΙ 
οί ίίιβ δίυ(1γ. 

10.3. ΤΙιβ Εβίίβτβ οί 0υ3Γ3ηίββ ιηβηίΐοηβ(1 ΐη ΑΓίΐοΙββ 
10.1. 3η0 10.2. ινΐΐΐ 5β ηυίοιηβίΐββΐΐγ Γβ(1ιιββά 3ΪίβΓ 
βββΚ ρβγπιβηί οί βη βηιοιιηί β(|α8ΐ ίο 20% οί ίίιβ 
βθΓΓβ8ροη(1ΐη§ ρβγπιβηί. 

10.4. Ιηνοΐββδ \νΐ11 ^β ρβγβΒΙβ ννΐίΐιΐη 30 (Ιβγβ βίίβτ 
ίίιβ (Ιβίβ οί ί1ιβΪΓ 8υπι5Ϊ83Ϊοη ίο ίίιβ ΕπιρΙογβΓ. 

10.5. ϊη ίίιβ βνβηί ί5βί ρβγπιβηί οί ίίιβ Βββΐ^η Οοη- 
βυΐίβηί’β ΐηνοΐβββ βΓβ (1βΐ8γβ(1 5βγοη(1 ίίιβ άβίΐηβίΐ (Ιβίβ, 
ίΐιβγ 5βοοιηβ ονβΓ(1ιιβ βηά 5β3Γ β τβίβ οί ΐηίβΓββί οί 
11 % ρβΓ γββΓ ηηίΐΐ Βΐιβίι ίΐηιβ 38 ίΐιβγ βΓβ (ΙΐββΙιβΓ^β)!. 

Αρίΐβΐβ 11. 

ΡβηβΙίΐββ. 

ΡοΓ β8β5 β8ΐ^(ΐ8Γ \νββ1ι οί (Ιβίβγ ΐη ίίιβ δπ^πιΐίίβΐ οί 
Ιέΐβ ¥ΤΟγ 1£8 ΓβίβΓΓβ(1 ΠΠΟβΓ βΓίΐβΙβ 5.3. οί ίΐΐβ ρΓβββηί 
ΕοηίΓββί, 1)€γοη(1 ίΚβ άβίΐηβά ά03(11ΐηβ8, άπβ ίο ί5β ίβηΐί 
οί ίίιβ Ββδΐ^η Εοηβαΐίβηί, ίίιβ Ββ8Ϊρι Εοηβηΐίβηί Ϊ8 
ο5ΙΪ2β(1 ίο ρβγ ίο ίίιβ ΕπιρΙογβΓ, (Ιπβ ίο ρβηβΙίΐββ, 5βΓβΐη 
8§Γββ(1 ^ ί5β. 8ηρι οί (1γ8. 1.350.000 (οηβ πιΐΐΐΐοη ίΙΐΓββ 
ΙιιπκΐΓβίΓ ίΐϊίγ ,ΙΙιοαββηιΙ) (ΙΐδίΓΐ^πίβά ΐηίο Ιοββΐ 3η(1 
ίοΓβΐ^ βπΓΓβηβγ 8ί ίίιβ 83πιβ Γβίβ οί ίΐιβ βοπιρβηδβίΐοη 
οί ίίιβ Ββδΐ^η Οοηβυΐίβηί 38 3^ββ(1 ΐη ΑΓίΐβΙβ 9, ρβΓβ- 
^βρίι 9.1., \ν1ιΐβ5 Ϊ8 ίίιβ βιηοηήί οί ίίιβ ίοίθϊ ίβββ (1ΐνΐ(1β(1 
λνΐίΐι ίΗβ ηυιη5βΓ οί \νββ1ΐ8 οί ίΐιβ ΡΓθ}0βί ρβρίοΓπιβηββ 
(ΙυΓβίΐοη, ίΐιβί Ϊ8 108 \νββ1(8 ΐηβϊα(1ΐη§ ίίιβ ίΐπιβ ίοΓ ίΗβ 
ΐηίβΓΪηι 3η(1 ίΐηβΐ βρρΓονβΙδ ββ \νβ11 ββ ίΕβ ίΐηνβ ίοΓ ίίιβ 
(Κίπιροηίΐοη βηιΐ ρπηίΐη^ οί ί5β ίΐηβΐ Γβρορίδ. 

ΤΕβ ΕπιρΙογβΓ 1ΐ38 ίίιβ γϊ^Μ ίο ϊπιροΒβ ίίιβ βΐιονβ 
πιβηίΐοηβ(1 ρβηβΐίΐββ ϊογ β ίΐπιβ ρβΓΪ0(1 ηρ ίο ίΙΐΓββ 
ιηοηίΐιβ, 3ίίβΓ ίίιβ βχρΐργ οί ινίιΐβΐι ίίιβ οοηίΓββί ΐβ ίβΓπιΐη- 
οίβ(1, ίίιβ Εβίίβτ οί ΟυβΓβηΙββ ίοΓ ίίιβ Οοο(1 ΡβΓίοΓπιβηββ 
οί ίίιβ Ρτοΐββί ύβΐη^ )βήί1ι1ιβ1(1 ΐη ίβνοπΓ οί ίίιβ ΕπιρΙογβΓ. 

Αηγ ρΓθ1)3ΐ)1β ονβΓρβδδΐη^ οί ίίιβ (1β3(11ΐηβ οί ίίιβ 8η5- 
πιΐίίβΐ οί βηγ ρ5&8β οί ί5β δίηάγ, β(ϊΐΐ3ΐ ογ βΙιοΓίβΓ ί^βη 
ίΗβ (Ιβίβγ οί Ι5β 8η5πιΐίί3ΐ οί 8ίυάγ οί ρΓβνΐουβ ρΐιβββ, 
ίοΓ νΙιΐοΕ 3 ρβηβΙίγ 1ΐ38 50βη 3ρρ1ΐβ(1, 3η(1 (Ιυβ ίο ί5β 
ίΐρδί (Ιβίβγ, άοββ ηοί ΐπιρίγ ίίιβ βρρίΐοβίΐοη οί β ηβ\ν 
ρβηβΙίγ. 

Ιη ίΕβ βνβηί ίίιβ Βββΐ^ Οοηβηΐίβηί βηοοββίΐδ ΐη 
βοΗΐρΙβίΐη^ βΐΐ ίίιβ 388ΐ^β(1 ίο Ηΐιη \νοΓΐΐ8, βββΟΓάΐη^ ίο 
ί1ιΐ8 ΟοηίΓββί, \νΐίΙιΐη ίίιβ βοηίΓββίηβΙ ίΐπιβ Ιΐπιΐί, ίΗβ 
ΕπιρΙογβΓ νήΐΐ ΓβίπΓΠ ίο Ηΐπι ίΗβ ρβηβΙίΐβδ, ννΗΐβΗ Ηβ 
πιΐ^Ηί Η3(1 ΐπιρο8β(1 (Ηιηηβ ίΗβ βχββαίΐοη οί ίΗβ ννορΗ. 

ΤΗβ βπιοηηί οί ρβηβΙίΐβδ ντΗΐβΗ Ηββοπιβ (Ιαβ Ηγ ίΗβ 
Ββδΐ^η Οοηβηΐίβηί βΗοΙΙ Ηβ ννΐίΗΗβΜ Ηγ ίΗβ ΕπιρΙογβΓ 
βΐίΠβΓ ίΓΟιη ίΗβ Βββΐ^ Οοηβυΐίβηί’δ Η3ηάβ(1 ιηνοΐββδ 
ίο Ηβ 8βί11β(1 ΟΓ ΪΓΟιη ΙΗβ Οοοά ΡβΓΪΟΓΠιβηββ Βοηά ογ 
ίροπι ΗοίΗ οί ίΗβπι. 

ΑΓίΐβΙβ 12. 

Εχβιηρίΐοηδ οί Τβχβδ 3η(1 Βαίΐβδ. 

ΤΗΐδ ΟοηίΓββί Ϊ8 βχβπιρίβά οί βηγ βίβπιρ άυίΐβδ 8η(1 
αηγ Γβίβΐΐνβ βΗβι^. ΤΗβ β^^ιΐ βυιη ίο Ηβ ρβγβιΐ ίο 
ίΗβ Ββαΐ^ Οοηδίιΐίαηί ίΓοπι ίΗβ ρηΗΙΐβ ΐηνβ8ίηιβηί8 
Ηαιΐ^βί Ϊ8 βχβπιρίβίΐ οί βηγ ίβχ, (Ιηβδ, βίβπιρ (Ιηίΐβδ 
ίλήίΗΗοΜΐη^, βοϋίηΗηίΐοηβ ογ οίΗβΓ βΗβτ^ οί βηγ 
ηβίητβ ΐη ίβνοΓ οί ίΗβ δίαίβ ογ βιίγ ίΗΪΓ(1 ρβΓίΐβδ. 
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ΡβγιηβηΙδ οί ββίβηββ βηά λ\'3§68 Ιο ΙοοβΙ &Γββ1ί ρβΓ- 
δοηηβΐ δΐιοΐΐ 5β ιηοίΐβ ΐη οοοοΓίΙβηοβ ινϊΙ,Ιι ΐΐιβ Οροβίί 
1ι8\ν8. 

ΤΗθ ΕιηρΙογθΓ 8ΐΐ3ΐ1 388Ϊ8ΐ ΐΗβ Οββΐ^η 0οη8υ1ΐ3ηΙ ίορ 
Ιΐΐθ ΐΓηροΓίοΙΐοη, βοοοράϊη^ Ιο Ι5θ Ε»\ν', ίοΓ ίρββ ιΐ8β 
λνιΐίιοιιΐ οηγ ρογιηβηΐ οί οηγ Ιοχ, θιιΐγ ογ (1υθ8 οΓ οηγ 
πΐΗίβπβΙ, βςαϊριηβηΐ ογ ϊηδίΓυπιβηΙ ηβοβδβαΓγ Γογ ίΐιβ 
βχβουΐϊόη οί ΐήβ ΥΥοΓίί. Τΐιβ ΕιηρΙογβΓ βίι&ΙΙ οίβο 388Ϊ8ί 
ί,Ηβ Οβ8Ϊ§η Εοη8ΐι11&ηΙ Γογ ΐΐιβ βχροΓΐ οί δοπίθ ηιοΙβΓΪ£ϋ, 
βςυΐριηβηί, ΐηδΙηιιηβηΙ., (Ιυηη^ ίΚβ βχβουΐίοη οί ίΗβ 
Ργο)θοΙ ογ υροη οοπιρίβΐϊοη οί ΐΗβ ΡγοϊθοΙ. 

Τίιβ ΕιηρΙογβΓ Ϊ8 ο1)]ΐ§β(1 Ιο ΐΗβ Οβ3Ϊ§η ΟοπδυΙΙοηΙ 
Ιο οΒΙοϊη βΙΙ ρβπηϊΐβ, Ιΐοβηββδ, βηά οΙΙιβΓ βαοΐι ΓβΙβνβηΙ 
άοουιηβηΐδ Γβ(ΐυΪΓβ(1 Ιο βηοΜβ Ιίιβ Όβ8Ϊ§η ΟοηδίιΗοηΙ’β 
ίθΓβϊ§η δΐηίί Ιο 03ΓΓΥ οαΐ ΙίιβΐΓ ΙοΙ^ουΓ οΜΐ^&Ιϊοηδ ίη 
ΟΓββοβ. 

Αηγ Ι8χβ8, θηΐϊββ, \νϊΙίι1ιο1(1ϊη§8, βίβπιρδ, χνίχϊοΐι Ιίιβ 
Οβδϊβη Οοπδΐιΐίηηΐ ιηηγ 5β ο5&Γ^β(1 \νίίίι, (Ιυπη^ ΐΗβ 
βχββηίΐοη οί ΐΗβ ίβπηβ οί Ιΐιβ ρρβδβηΐ οοηΐΓ&οί, δΙιβΠ 
1)β Γβΐιη5ηΓ8β(1 Ιο Ιΐιβ ΙηΙΙβΓ υροη 8υ5πιΪ88ίοη οί ίιιΠ 
νοηβΙιβΓδ οί ρβγπιβηί άοΐβ. 

Αρίΐοΐβ 13. 

ΡθΓίοΓτηηηοβ οί λΥοΓίίδ 5γ Τ1 ιϊγ( 1 ΡοΓίγ. 

Τίιβ ΡΓοΐββΙ είδβϊ^βά Ιο ΐΗβ Οβδϊ^ Εοηβαΐίηηΐ 5γ 
πιβηπδ οί ΐΐιϊδ ΟοηίΓοοΙ οβη ηοΐ 5β βδδί^ηβά ίο βηγ ί5ΪΓ(1 
ροΓίγ βηίΪΓβΙγ ΟΓ ΐη ρβΓΐ \\ιί1ιοαΙ ίΗβ ^ντΐΙΙθη οοηββηί 
οί ΐϊβ ΕιηρΙογβΓ. 

ΡΓθΙ)8ΐ)1β 388ΐ^πιβηί οί η ρηΓΐ οί 11ιΪ8 λΥορΙί ίο η 
ίΕΐρά ρβΓίγ βίΙβΓ ιίιβ οοηδβηΐ οί ΙΙιβ ΕπιρΙογβΓ (Ιοβδ 
ηοΐ ΐηνοίνβ πιοίΐΐίΐβαΐΐοηδ ΐη Ιίιβ ΙβΓΠΙδ οί Ιίιβ ρΓβδβηΙ 
ΟοηΐΓββί ηβ ίοΓ βΐΐ 1ιΪ8 ο51ΐ|^8ΐΐοη8 38 \νβ11 38 Γογ Ιίιβ 
ΙοΙβΙ ηιηοιιηΐ οί Ιίιβ Ρβδΐ^ ΕοηβυΙΙοηΙ’δ ίββ. 

Αρίΐοΐβ 14. 

Οοοίΐ Ρβτίοριηηηοβ Βοπά - ΟβΐΐνβΓγ οί Ιΐιβ δίαάγ. 

14.1. Τίιβ Οβδψη ΟοηδαΙΙηηΙ άβΙΐνβΓβεΙ Ιοάβγ ίο ίίιβ 
ΕιηρΙογβΓ ίίιβ Νο 1) 03268/77/ΡΙ 2) 243054, 243056, 
243057, 243750 ΙβΙΙβΓδ οί ΟπβΓοηΙββ Γογ 3 βυπι οί 
1) ΓΓ 1070870 3η(1 Ογ 8 978440. οίΐΐιβ ΕΚΕΒΙΤ ΕΥΟΝ- 
ΝΑΙδ ΡΑΚΙδ Ββηΐτ 3η(1 2) Βγ 8 1.500.000 +1.500.000 
+1.715.000+1.000.000, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Γβδρββΐΐνβΐγ ΤΗβ- 
8β ΕβΙΙβΓβ οί ΟηβΓβηΙββ οονβΓδ 3 βαπι β€[α3ΐ ίο ίβη ρβΓ 
ββηί (10 %) οί Ι5β ίοίβΙ βπιουηί οί ίΗβ ΕοηίΓββί. 
ΤΗβββ ΙβίίβΓ8 οί ΟυβΓβηΙββ ίοΓπι ίΗβ Βββΐ^η Εοηβυ- 
Ιίβηί’β Οοο(1 ΡβΓίοΓιηβηοβ ΒοηΟ οί ΐΗβ Ρβοΐβοί Γογ ίΗβ 
3βουΓ3ίβ, ΙΐιηβΙγ βηά ίηΐίΗίυΙ ρβΓίοΓΠΐηηοβ βηά ίϋΐίΐΐ- 
Ιπιβηί Ηγ ίΗβ Ββ8Ϊ§η Οοηδυΐίβηί οί 3ΐ1 ΗΪ3 οΗ1ΐ§3ίΐοη8 
(ΙβΓΐνΐη^ ίΓΟιη ΙΗβ ρρβββηί ΟοηίΓοοί. 

ΤΗβ ΕπιρΙογβΓ τινί]1 ννΐΐΗΗβΜ Γγογπ βηοΗ 3οοοιιηΙ οί ΐΗβ 
Βββΐ^η Οοηβυΐίθηί 3 δυπι βςαβί ίο ΐίβ ίβη ρβΓ ββηί 
(10 %) \νΗίβΗ βΙδο ίοΓΠΐδ βάάΐΐΐοηηΐ Οοοά ΡβΓίοΓπιηηββ 
Βοηά οί ίΗβ ρΓ 0 ]ββί β88ΐ§ηβ(1 Ηγ ΐΗβ ρΓβββηί ΟοηίΓββί, 
•ννΗΐοΗ 8ηπι ηΐ3γ Ηβ βπΗδΙΐίηίβά (1ϋΓΪη§ ΐΗβ ρβγπιβηί 
οί β3βΗ Ηΐΐΐ Ηγ 3η βςαΐνηίβηΐ ΕβΙΙβΓ οί ΟηβΓβηΙββ οί 3η 
βρρΓονβά ΒηηΗ ΐη (τΓββββ. 

14.2. ΤΗβ βΗονβ ΙβΙίβΓβ οί ΟηβΓοηΙββ οηΛ ίΗβ ββοΗ 
ίΐπιβ νΐίΗΗβΙΟ βηπι οί ίβη ρβΓ ββηί (10 %) 38 3(1άΐίΐοη3] 
Ηοηά ΟΓ βςυΐνβίβηί ΙβΙΙβΓ οί ΟυοΓηηίββ βΗηΙΙ Γβπΐ 3 ΐη 
ίΓββ οί ϊηίβΓβδί ΐη ίΗβ ΗβηΟβ οί ίΗβ ΕπιρΙογβΓ ηηίΐΐ 
ΐΗβ \νΗο1β οί ΐΗβ ΡΓβ1ΐπιΐη3Γγ δίικίγ οί ΕοηδίΓυβίΐοη, 
Ϊ8 ίαΐΐγ βρρΓονβά ηηΟ 3ηγ λνβγ ηοί ΙηίβΓ ίΗηη 5 χηοηίΗδ 
ίο11θΛνΐη§ ίΗβ διιΗπνΐΙίβΙ οί ίΗβ ΡΓβ1ΐηιΐη3Γγ δίυογ οί 
1ΐηβ8 0+Β+Ε, ντΗβηβοβν-θΓ ΐΗβγ ·ννΐ11 Ηβ Γβίυπιβά, βΐηββ 
ΐΗβ Ββίίϊ^η Οοηβυΐίβηί Ηββ ίη1ίΐ11β«1 βΐΐ οί ΗΪ8 οΗΙΐ^ηίΐόηβ 
Γβ8η1ίΐη§: Γγοπι ίΗβ ρ1?β8βηΙ βοηίΓΗβί. 

14.3. ΑίίβΓ ίΗβ ίΐηηΐ ηρρΓονηΙ οί ίΗβ ίοίβΐ οί ΐΗβ 
ΡΓβΙπηΐηβτγ δίυάγ ίοΓ ίΗβ ΕοηβίΓπβίΐοη, ίΗβ δίυάγ 


Ϊ8 (ΙβΙΐνβΓβίΙ ίο ίΗβ ΕπιρΙογβΓ λνίΐΗΐη δΐχίγ άογβ ίΗβ 
Ι3ίβ8ΐ, 3 Γβΐ3ίίνβ ρΓΟίΟβοΙβ Ηβΐπ^ ΟΟΠίρΟδβΟ. 

Αρίΐβΐβ 15. 

Βββΐ^η Οοηδπΐίβηί’β ίοΓίβΐΐ - ΤβΓπιΐηβίΐοη οί Οοη- 
ΐΓ3βΙ 3η(1 δυδρβηδΐοη οί ΥΥογΗ. 

15.1. ΤΗβ Ββδΐ^η Οοηδπΐΐοηΐ πιηγ Ηβ ΟββΙβΓβά ίθΓ- 
ίβΐΐβίΐ οί ίΗβ Γΐ^Ηίδ οί ΐΗβ ΟοηΐΓ3βί ΙΗγοπ^Η 3 άββΐδΐοη 
οί ΐΗβ ΜΐηΐδίβΓ οί Εοπιηιηηΐβ3ΐΐοη8, ΐί Ηβ {1οβ8 ηοί 
ίυΐίΐΐΐ ρΓορβΓίγ ίΗβ οΗΙΐ^όίΐοηβ (1βΓΪνίη§; Γγοπι ίΗβ ρΓβδβηί 
ΕοηΐΓββΙ ΟΓ £ΐοβ8 ηοί βοπιρίγ ννΐΙΗ ίΗβ ΐη Λ\τϊίΐη§ ΟΓίΙβΓδ 
οί ίΗβ ΕπιρΙογβΓ, λνΗΐοΗ 3Γβ ΐη Ηβοοηίβηββ \νΐΐΗ ίΗβ 
ΕοηΐΓββί. 

ΒβίοΓβ ίΗβ ίοΓίβΐί 3 «8ρβοΪ3ΐ 8υπιπιοη8)> Γγοπι ίΗβ 
ΕπιρΙογβΓ Ϊ8' ηοίΐίΐβά ίο ίΗβ Ββ8Ϊ§η Οοηβαΐίβηί, \νΗΐβΗ 
ΐηάΐβρβηδπΗΙγ τβοοΓίΙδ ίΗβ ρΓονΐδΐοηβ οί ίΗβ ρΓβδβηί 
3Γΐΐβ1β 3η(1 ΐηοΐυάβδ δρββΐίΐβ \νοΓ(1ΐη§ οί ίΗβ νΐοίηίΐοη 
οί βοηΐΓ3θία3ΐ ΙβΓπιδ άοηβ Ηγ ΐΗβ Ββδΐ^ Οοηδπΐίηηί 
ΟΓ βίβΐπιβά ίο Ηβ ρβΓίοΓπιβίΙ Ηγ ίΗβ Ββδΐ^ Εοηδηΐίηηΐ, 
38 \νβ11 38 ίΗβ βδΙβΗΙΐδΗβά ίΐπιβ Ιΐπιΐί Γογ ΐΗβ δυΗπιΐδδΐοη 
οί Ηίδ δίβηάροΐηίδ ογ ίΗβ ρβΓίοΓΠΐηηββ οί ίΗοδβ βΐ3Ϊηιβ(1. 
ΤΗβ ίΐπιβ Ιΐπιΐί δΗοπΙίΙ Ηβ ΓββδοηπΗΙβ Γβ^βτοΙΐη^ ίΗοδβ 
οΐβΐπιβά ίο Ηβ ρβΓίοΓπιβά, Ηπί ηοί δΗοΓΪβΓ ίΗηη 30 άηγδ. 

ΤΗβ «δρββΐβΐ δππιπιοηδ)) ηδ ννβΠ 38 ίΗβ άββάΐΐηβ βδίη- 
ΗΙίδΗβά Ηγ ίΗΐδ 6οβ8 ηοί τβίπΐβ ΐΗβ Ββδΐ§η €οη8π1ΐ3ηί’8 
οΗΙΐ^βΙΐοηδ Γβδπΐΐΐη^ Γγοπι ίΗβ ΕοηίΓποί Γογ ΐΗβ ΐη (Ιπβ 
ίΐπιβ ρβρίοΓπιηηοβ οί ίΗβ δίυάγ βηά ίοΓ ίΗβ βοηββςπβηοβδ 
Γβδπΐΐΐη^ Γγοπι ίΗβ δΠΓρπδδΐη^ οί ίΗβ (Ιββίΐΐηβδ. 

ΤΗβ 9ββΐδΐοη πΗοπΙ ίΗβ ίοΓίβΐΙ ΐδ ϊδδπβά ηίΙβΓ ίΗβ 
βχρΐργ οί ίΗβ ίΐπιβ Ιΐπιΐί άβίΐηβίΐ ΐη ΐΗβ «δρβοΐηΐ δυπι- 
πιοηδ», δΐηοβ ΐΗβ οοηίβηίΐοη οί ΐΗβ Ββδΐ^η Εοπδυΐίπηί 
3 Γβ πηηοοβρΙοΗΙβ ογ δΐηοβ Ηβ (Ιΐά ηοί οοπιρίγ \νΐίΗ ίΗβ 
0 Γ(1βΓ8 οί ίΗβ «δρβοΐηΐ δππιπιοηδ)). 

15.2. Ιη ΐΗβ βνβηί οί ΙβΓπιΐηηΙΐοη οί ΐΗβ ΟοηΐΓποΙ 
Ηγ ηοίΐοβ οί ίβΓπιΐηηίΐοη οί ΐΗβ ΕπιρΙογβΓ βίίβΓ 3 ηοίΐίΐ- 
03ίΐοη ΐη \νΓΪίΐη§ ίο ίΗβ Ββδΐ^η Εοηβπΐΐηηί 3ΐ Ιβηβί 
ΗβίοΓβ δΐχίγ (ΐ3γδ, ννΐίΗοπΙ Ηΐδ ίηπίί, ίΗβ ΕπιρΙογβΓ ΐδ 
οΗΙΐ^βά ίο ρ3γ ίο ίΗβ Ββδΐ^η Οοηδπΐίβηί ίΗβ δππι άπβ 
πηίΐΐ ΐΗβ (Ιηίβ οί ίβΓπιΐηπίΐοη οί ίΗβ ΕοηίΓβοί ίοΓ ίΗβ 
ΛνοΓίοδ ρβΓίοΓπιβά Ηγ Ηΐπι 3δ \νβ11 38 ίοΓ ίΗβ ίυΐΐγ 
οβΓίΐίΐβά βχρβηδβδ οί Ηΐ8, οππδβά Ηγ ΐΗβ πηΐΐπιβίγ ΙβΓ- 
πιΐηοίΐοη οί ίΗβ ΟοηίΓποί. 

ΑίίβΓ ίΗβ Γβοβΐρί οί ΐΗβ πρ ίο ΐΗβη ροΓίορπιβά ρ 3 Γί 
οί ίΗβ δίπίΐγ, ίΗβ ΕπιρΙογβΓ λνΐΐΐ 3ΐ80 ΓβίπΓΠ βΙΙ ίΗβ 
ΕβίίβΓδ οί 0π3Γ3ηΙββ, λνΗΐοΗ 3Γβ ΐη Ηΐδ Ηηπίΐδ, ίο ίΗβ 
Ββ8Ϊ§η Οοηβπΐίβηί ππά ίΗβ βπιουηίδ λνΗΐοΗ λνβΓβ λ\α- 
ίΗΗβΙίΙ 38 3(1(1ΐίΐοη3ΐ βππΓβηίββ. 

15.3 Ιΐροη Γβοβΐρί οί δποΗ ηοίΐοβ οί ΙβΓπιΐηηΙΐοη ΐΗβ 
Ββ8Ϊ§η Οοηδπΐΐηηΐ λνΐΐΐ ΙβΗβ ΐπιηιβίΙίηίβΙγ ίΗβ Γβ(ϊΠΪΓβά 
δίβρδ ίοΓ ίΗβ λνΐίΗΐη ΐΗβ οΗονβ πιβηίΐοηβά ίΐπιβ ϋπιΐΐ 
δπιοοίΗ ΙβΓπιΐηοΙΐοη οί ΐΗβ ρβΓίοΓΠΐηηοβ οί ίΗβ ΙΥογΗ 
3η(1 ίΗβ Γβοίποίΐοη οί βχρβπδβδ ίο ΐΗβ πιίηΐπιππι ροδ- 
δΐΗΙβ, 3οοοΓ(1ΐη§ ίο ίΗβ δίβΙπδ οί λνορΗ, 3 ί ίΗβ ίΐπιβ οί 
Γβοβΐρί οί δποΗ ηοίΐοβ. 

15.4 Ιη ίΗβ βνβηί ΐΗηί ίΗβ Ββδΐ^η Οοηδπΐίβηί άοβδ ηοί 
Γβοβΐνβ ρβΓίΐβΙ ίββδ 38 δοΗβάπΙβά ΐη Αοίΐοΐβ 10 λνΐίΗΐη 
ίΠΐΓίγ (30) (ΐ3γδ Γγοπι ίΗβ (ΐ3ίβ ΐη λνΗΐοΗ βηοΗ οί ΙΗβ8β 
Ηβοοπιβδ (Ιυβ, ίΗΐδ ίβΐΙπΓβ λνΐΐΐ Ηβ οοπδΐάβΓβά 38 λποίηίΐοη 
οί 3 ΙβΓΠΐ οί ΐΗβ ΕοηΐΓΠοί. 

δΗουΙ(1 ΙΗΐδ ηοί Ηβ οοΓΓβοίβά λνΐίΗΐη Ιννβηίγ (20) 
(Ιβγδ ίοΐίολνΐη^ ΐΗβ ίβπηΐηβίΐοη οί βποΗ ίΠΐΓίγ (30) 
άβγβ ίΐπιβ Ιΐπιΐί, ίΗβ Ββδΐ^ Εοπδπΐίπηί πιβγ ίβΓπιΐηηίβ 
Ηγ ηοίΐοβ οί ΙβΓπιΐηηίΐοη Ηΐδ οοηΐΓβοΙ λνΐΐΗ ΐΗβ Επιρίο- 
γβΓ, ίΗβ ΕπιρΐογβΓ Ηβΐη^ οΗ1ΐ^β<1 ίο ίυΙίΐΠ βΐΐ οί Ηΐδ οΗΙΐ- 
^βίΐοπδ (Ιβίΐηβά ΐη ρ3Γ3^3ρΗ 15.2 

Ατίΐοΐβ 16. 

ΡΟΓΟβ Μβ^βΠΓβ. 

16.1. Ιη ίΗβ βνβηί οί οοοπΓβηοβ οί «ίοΓοβ πΐ 3 ]βπΓβ)), 
88 ΐί Ϊ8 (Ιβίΐηβά Ηγ ΐΗβ ΟΓββΗ Εβλν βηά 3ρρ1ΐβι1 οη ίΗβ 
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βχβουΐϊοη οί Ρυ51ίο λΥοΓίΐΒ, οί λνΜοΙι Ι,βλν βικί ϊΐ8 3ρ- 
ρΙΐθ3ΐΐοη Ιΐιβ Οβδϊ^η ΟοηδυΙΙβήΙ 1ΐ38 Γβοβϊνβά ίυΐΐ 1^ηο^ν- 
ΐβά^β, \ν}ιϊο1ι \νουΜ, ίη Λν5ο1β ογ ϊη ρ3Γΐ, ϊιηρβάθ Ιΐιβ 
Οθ8Ϊ§η ΟοηδηΙΙβηΙ ϊη ΐΗβ ρβΓίόηη&ηοβ οί ι11β\Vο^1^ 38- 
8Ϊ§ηθ(1, ΙίΐΘ Οβδΐ^η 0οη8υΙί3ηΐ -«111 5β βηΐϊΐίβά Ιο 3 Ιϊιήθ 
βχΙβηδΐοη οί ΐΐιβ €οηΐΓ3οί ηοΐ βχο8β(1ϊη§ (βίχΐγ) 60 
(Ιβγδ 38 \νβ11 38 Γβΐπι5υΓ8ΘΐηΘη1, 6ιΐΓΪη§ ίίιβ δοδρβηβΐοη 
οί Υνορίί (ΐαβ Ιο «ίοροβ ιη3ΪθΠΓβ)) 3ΐτιοαηΙίη§ Ιο Ρ.Γ. 
15.000 (ίϊίΐββη ί1ιονΐ83η(1) (ΪΪ8ΪΓΪ5ιιΙβ(1 ϊηΐο Ιοοβΐ οηΛ 
ίοΓβϊ^η ουΓΓβηογ 3ΐ ΐΗβ 83ΐηβ Γ3ΐβ οί ΙΗβ οοιηρβη83ΐϊοη 
οί ίΐΐθ Οβδϊ^η ΟοηΒιιΙίβηί 38 3§Γββ(1 ϊη 3Γίΐο1β 9, ρ3Ρ3- 

^Γ3ρ]ΐ 9.1. 

Ιί δυοίι ίοΓΟθ ιη3)βιΐΓβ βχοββάδ δϊχΐγ (60) άδγδ Ιίιβ 
€οηΐΓ3οί. ιη3γ Ιιβ ΙβΓΐηΐη3ΐβ(1 3ΐ ΐΗβ ορίΐοη οί βϋίιβΓ 
ρβΓΐγ 3οοοΓ(1ϊη§ Ιο ΐΗβ ΑγΙϊοΙθ 15. 

Αρίΐοΐβ 17. 

ΑΓ6ϊΐΓ3ΐϊοη. 

17.1. Αηγ (ϋ8θΓβρ3ηογ, άίβραΐβ ογ άίβο^ΓβθπιβηΙ, \ν- 
ίΐ5οιιΙ βχοθρίϊοη, 1)Θί\νβθη ΙΚθ Εηιρίογβΐ' βηά Ιΐιβ Οβ- 
8Ϊ§η 0οη8ΐι1ΐ3ηΙ Γβ§3Γ(1ϊη§ ΐΕθ ΐηΙβΓρΓβΐ3ίΐοη οί ί,ΐιβ 
ΙβΓπιδ οί ί1ιΪ8 ΟοηΐΓ3οΙ ΟΓ ΐ6θ ρο88Ϊ5ΐΘ άβίϊοϊβηογ οί Ιΐιϊδ 
0οηίΓ3θί 38 \νβ11 38 Ιΐΐθ ΐηΙθΓρΓβΙαΙΐοη οί ίΐιβ ΙβοΙιηίο3ΐ 
ίθΓΐη8 οί Ιίιβ €οηΐΓ3θΙ 8ΐΐ3ΐ1 6β Γβ8θ1νβά ίηϊΙίοΙΙγ ΙίίΓοιψΙι 
3η 3λν3Γ(1 οί 15 θ ΜΐηϊδΙβΓ οί 0οπιπιηηϊθ3ΐίοη8 8ΐ3ΐϊη§; 
Ιΐιβ Γθ38οη8 οη Λνίιΐοΐι ΐΐ 18 638θ6. 

17.2. Ιη 0386 ΐΚβ δβίΐίβηιβηΐ οί Ιΐιβ άίδΟΓβρηηογ, 6ϊ- 
8ρηΙβ ΟΓ (1Ϊ83§Γββπιβηΐ, 38 ρΓονίάβά ϊη ί,Ηβ ρΓβνϊουδ ρ3Γ3- 
§Γ3ρ1ι, Ϊ8 ηοΐ ηοοβρΙθΟ, ίίιβ 83πιβ λνϊΐΐ 6β Γβδοίνβά 6γ 
Π1θ3η8 οί ΑΓ5ΐΐΓ3ίΐθη Ιΐγ ίΙΐΓθβ 3Γ5ίίΓ3ΐθΓ8 3000Γ(1ϊη§ Ιο 
Ιΐΐθ ίο11ο·\νϊη§ ρΓοοθΟπΓβ : 

17.3. Τΐΐθ ροΓίγ Γβςυθ8ΐϊη§ ίίιβ οοιηπιϊίΐηΐ ίο 3Γ5ΐίΓ3- 
ίίοη, ΙΙίΓου^Ιι 3 άοουπιβηΐ ηάάΓβδδβά 3ηά δβΓνβά ίο ΙΕβ 
οίΙΐθΓ οοηίΓ3θίϊη§ ρ3Γΐγ, άβίΐηβδ βχβοίΐγ ΙΙιθ 8η1))ΘθΙ οί 
Ιΐΐθ άϊδρυΐβ, 6Ϊ83§ΓββπΐΘηΙ ογ Ιΐ^ΐίηΙϊοη 3η6 ηοηιΐηηΐβδ 
1ιΪ8 οΐΛ’η 3Γΐ)ϊίΓ3ΐθΓ, ϊηνϊΐϊη^ 3ΐ ίΐΐθ 83πιθ Ιΐιηβ Ιΐΐθ οΙΙιβΓ 
ρ3Γΐγ ίο ηοπιϊηηΐβ 38 Λνβΐΐ 1ιΪ8 ο\νη 3γ1)ΪΙγ31ογ. 

17.4. ΤΙΐΘ ρ3Γΐγ ίο \ν1ιϊοΙι ίΙΐΘ ίηνϊίαίϊοη Ϊ8 οΟΟγθβ- 
86(1, Ϊ8 ο1)1ϊ§βά ίο (ΙβίβΓΠΐϊηβ ϊη ΜΤΓΪίϊη^, -ννΐίΐιϊη ίβη (10) 
(Ι3γ8 ίο11ο\νίη§ ίίιβ (Ιβίβ οί Γβοβίρί οί ίίιβ άοοηηιβηί, 1ιΪ8 
ο\νη 3Γΐ)ϊίΓ3ίθΓ, ίίιβ ηοπιίηβίίοη 56ΐη§ ηοίΐίϊβ(1 3η(1 6β1ϊ- 
νβΓΘ(1 ίο ίίιβ 3ρρ1ϊθ3ηί. δΙιουΜ ίίιβ οίΙιβΓ οοηίΓ3θΙΐη§ 
ρ3Γίγ ηοί ηοπιϊηβίβ 1ιΪ8 ο\νη 3Γ5ϊίΓ3ίθΓ \νΐί1ιϊηί1ιβ ΙιβΓβϊ- 
ηβΐιονβ (1βίϊηβ(1 ίΐπιβ Ιΐπιΐί, ίίιβ 8βοοη(1 3Γ6ίίΓ3ίθΓ ϊβ 
ηοπιΐη3ίβ(1 5γ ίίιβ ρΓβΒΪάβηί οί ίίιβ δυρΓβηιβ ΟουΗ, οί 
Αρρββΐ οη ί5β Γβ(|ηβ8ί οί ίίιβ ρβΓίγ Γβ(ίυβ8ίίη§ ίίιβ 
οοπιπιΐίίβΙ ίο 3Γ5ϊίΓ3ίϊθη. 

17.5. Τΐιβ ΙιβΓβΐηβΙιονβ ηοιηϊηβίβιΐ 3Γΐ)ΐίΓ3ί0Γ8 3Γβ 
ο1)1ϊ§β(1, -ννϊίΐιϊη ίΐίίββη (15) ΟβγΒ ίο11ο\νϊη§ ί5θ άηίβ οί 
ηοίΐίίοβίΐοη οί ίΗβ ηοηιϊηβίϊοη οί ίΗβ 8βοοη(1 3Γΐ»ΐίΕ3- 
ίοΓ, ίο βίβοί Ιιγ ηαυίηβΐ 3§Γββιηβηί ίίιβ ίΙιίΓιΙ 3Γ6ΐίΓ3ίθΓ 
(αηαρΪΓβ), \ν1ιο δΙιβΙΓ Ιιβ ίΗβ ρΓβ8Ϊ(1βηί οί ίΚβ ΑοΜίΓα- 
ίίοη ΟοΠΓί. Τΐΐβ ίΙΐΓββ 3Γ5ίίΓ3ίθΓ8 ΙΐβΓβίηβΒοΥβ ΓβίβΓ- 
Γβά ΒΐιουΙά ηβϊίΙιβΓ Ιιβνβ ρβΓδοηβΙ ϊηίβΓβδί Γβ§3Γ<1ϊη^ 
ίίιβ (Ιϊδραίβ ηηάβΓ ]η(1§βπιβηί, ηοΓ Ιιβ Γ^βίβοΐ βοοηοηιΐ- 
οβίΐγ ϊη βηγ ^νηγ \νίί1ι ίΗϊδ ΟοηίΓβοί. 

17.6. Ιη ίίιβ βνβηί ί1ΐ3ί ί5β ίΪΓδί ί\νΌ 3Γ5ϊΐΓ3ίθΓ8 άο 
ηοί 3§Γββ 3ΐ)01ΐί ίίιβ ίΙΐΪΓά 3Γ6ίίΓ3ίθΓ (ιιπιρίΓβ), ΟΓ δΐιοοίί! 
ίίιβ ίΐπιβ Ιΐπιΐί ηρροΐηίβά ίοΓ ίΗβ ηοηιΐηηίΐοη βίβρδβ \ν- 
ΐίΐι ηο’ 3θίΐοη ίβΐίβη, ίΗβ ρΓβ8Ϊ(1βηί οί ίίιβ δηρΓβηιβ 
ΟοπΓί οί 3ρρβ3ΐ Ϊ8 ηοπιΐηηίβά 38 ρΓβ8Ϊ(1βηί οί ίΗβ Αγ- 
5ΐίΓ3ίΐθη ΟοΠΓί ΟΓ βΚοπΜ Ιιβ ΓβίπΒβ ΟΓ Ιιΐπι 1)βΐη^ 36- 
8βηί ΟΓ ΙιΐηίΙβΓβίΙ, 6Ϊ8 1β§3ΐ δίΛδίΐίπίβ. 

17.7. Ιη ί6β βνβηί ίΗβί βηγοηβ οί ί6β 8Γ6ΐίΓ3ίθΓ8 τβ- 
ίπδβΒ ΟΓ Ϊ8 ΐπΐρβ(1β(1 ίο 3βββρί ΟΓ βοηίΐηΐΐβ ί6β 3Γ6ΐίΓ3- 
ίΐοη ΟΓ ΐη ί6β βνβηί ί1ΐ3ί 6β Ϊ8 Γββυ8β(1, 6β Ϊ8 8η68ίΐίυΙβ(Ι. 
Ιη ί6β 0386 ί63ί ί6Ϊ8 8Γ6ΐίΓ3ίθΓ 638 6ββη ηοπιΐη3ίβ(Ι 6γ 
βηγ ρβΓίγ 6β Ϊ8 8υ68ίΐίυίβ6 6γ 8υο6 ρ3Γίγ \νίί6ΐη 10 
<ΐ3γ8 ίο11ο\νΐη§ ί6β 63ίβ οί ί6β ηοίΐίΐθ3ίΐοη ίο ί6β ρβΓίγ 


οί ί6β Γβίυ83ΐ ΟΓ ΐπΐρβ(1ΐπΐβηί ογ ΓββΠ83ίΐθη, 0ί6βΓνΠ8β 
86ου16 ί6Ϊ8 ίΐπιβ Ιΐπιΐί βίβρββ ντΐίΗ ηο 3βίΐοη ίβΐίβη, 6β Ϊ8 
ηοιηΐη3ίβ{1 οη ί6θ Γβςαβδί οί ί6β οί6βΓ ρπΓίγ 6ν Ι6β ρΓβ- 
βΐΟβηί οί ί6β δηρΓθπιβ ΟοπΓί οί Αρρββΐ. Ιη ί6β 038β ί63ί 
ί6Ϊ8 3Γ6ίίΓ3ίθΓ Ϊ8 ί6θ ί6ΪΓ(1 3Γ6ΐίΓ3ίθΓ, 6β Ϊ8 δίΛδίΐίΠ- 
ίβ(16γ βρρίγΐη^ ί6β ρΓονΐδΐοπδ οί ρ3Γ3^Γ3ρ6 17.6. οί ί6β 
ρΓθ8βηί 3Γίΐο1β, ί6β ίΐπιβ Ιΐπιΐί οί ίβη (Ι3γ8 6β£ΐηηΐη^, 
ίΓΟΠΊ ί6β άβίβ οί ηοίΐίΐββίΐοη ίο ί6β 3Γ6ΐίΓ3ί0Γ8 οί ί6β 
Γβίϋδβΐ ΟΓ ΪΓηρθ()ΐπιβηί ογ Γβοη83ίΐοη. 

17.8. Τ6β 3Γ6ΐίΓ3ίοΓ8 3ρρ1γΐη^ ί6β ΟΓββΙί ίαηΟβπιβη- 
ίβΐ ΐ3ν% 86οη1(1 ρΓοηοπηοβ ίΐΐβΪΓ βινοΓΟ, \νΐί6ΐη οηβ (1) 
ηιοηΐ6 ίο6ο\νΐη§ ί6β οοιΐΓί-(ΐ3γ β8ί361Ϊ86β(1 6γ ί6β ρΓβ- 
8Ϊ(Ιβηί οί ί6β.ΑΓ6ΐίΓ3ίΐοη ΟοιίΓί. Τ6β 6βΓβΐη36ονβ Γβ- 
ίβΓΓβ(1 ίΐπιβ Ιΐπιΐί πΐ3γ 6β βχίβηάβά ίοΓ οηβ (1) πιοΓβ 
πιοηί6 βΐί66Γ 6γ ί6ε ΑΓ6ΐίΓ3ί0Γ8, ογ βίίβΓ ΐη Λ\·ΐπ1ΐη2 
β^Γββπιβηί οί ί6β ίννο οοηίΓβοίΐη^ ρβΓίΐβδ. 1η ί6β β38θ8 
6βίΐηβ(1 ΐη ρ3Γ3§Γ3ρ6 17.7. ί6β ίΐηιο Ιΐιηΐί ίοΓ ί6β 3- 
ΛνβΓίΙ ίο 6β Ϊ88υβί1 ΐδ 8υ8ρβη(]θ(1 3η(1 6β^ίη8 βββΐη 3- 
ίίβΓ ί6β 8υ68ίΐίιιίΐοη οί ί6β ΐιηρβάβίΐ ογ ΓβίυδβΓΐ ογ Γβ- 

βυδβά 3Γ6ΐίΓ3ί0Γ.. 

17.9. ΟυΓΪη§ ί6β ρβΓίοηηβηοβ οί ί6βΪΓ \νοΓΐ{, ί6β Αγ- 
6ΐίΓ3ί0Γ8 3ΓΘ ήοΐ θ6ΐΐ^β(1 Ιο ίοΐίολν Ι6β ρΓ0ββ(ΙυΓ3ΐ Γα- 
1β8 3η<1 βρβοΐίΐοβΠγ Γβ^3Γ6ΐη^ ίίιβ ίΐπιβ Ιϊπιΐίδ ίοΓ ί6β 
,βΐίβίΐοη οί ί6β ρ3Γίΐβ8. Τ6βγ ηΐ3γ ίηίβΓΓ0§3ίβ \νΐίηβ88β8, 
03ΓΓν ουί οη ί6β δροί ΐηδρβοίΐοηδ, οΓ(1βΓ ίΟΓ βη 3ρρΓ3Ϊ- 
ΒβΓπβηί 3η(1 βνβΐυβίθ βηά ίβΐίβ ΐηίο βοηβΐιΙβΓβίΐοπ 3ί 
ί6βΪΓ (ΙίβοΓβίΐοη ί6β βχΐδίΐη^ βνΐΛβηββδ. 

17.10. δ6οιι1(13ηγ 3Γ6ίίΓ3ίθΓ Γβίιΐδβ ίο υη(1βΓδΐη§η ί6β 
3\ν3Γ(1, ΐί Ϊ8 1β§3ΐ1γ υηίΙθΓδΐί^ηβίΙ 6γ ίίιβ Γββί 3Γ6ΐίΓ3ίθΓ8. 

17.11. Τ6θ 3\ν3Γ(1 οί ί6β 3Γ6ΐίΓ3ίθΓ8 Ϊ8 ίΐηβΐ, (Ιβίΐηΐ- 
ίΐνβ 311(1 ΐΓΓβνοβ361β 3η(1 ΐί Ϊ8 ννΓΐί οί βχβοηίΐοη. 

17.12. Τ6β 3Γ6ΐίΓ3ίΐοη βχρβηδββ 38 -ννβΐΐ 38 ί6β 3 γ6ϊ- 
ίΓβίοΓ’δ βοιηρβη83ίΐοη, (Ιβίΐηβά ΐη ί6β 3·νν3Γ(1, ννΐΐΐ 6β 
β63Γ§βά ίο ίίιβ άβίββίβΟ ρ3Γίγ. 

17.13. Αηγ (Ιΐδρυίβ τβ^βΓίΙΐη^ ί6β ίΐηβηβΐη^ οί ί6β ρΓβΙΐ- 
πιΐηβΓγ δίυάγ οί ίίιβ ρΓβδβηί οοηίΓββί 6πβ ίο ί6β 8υ6ΐββ- 
ίΐοη ίο ί6β ΓΓ3ηοο6β11βηΐβ ρΓΟίοοοΙβ (Ιβίβά 21.2.75, Ϊ8 
8ο1νβ(1 3ββ0Γάΐη§ ίο ί6β ρΓ0ββ(1υΓβ οί ΑΓίΐβΙβ XVII οί ί6β 
Γΐηβηβΐη^ Α^Γββπιβηί 6βί\ν'θβη ί6β Β3η1^ οί ΟΓββββ 8η(1 
ί6β ΡΓβηβΗ Ββηΐίδ. 

ΑΓίΐβΙβ 18. 

Β3η§υ3^β οί ίίιβ ΡοηίΓββί 3η6 οί ί6β 
ΟοβυπιβηίΒ. 

Τ6β ρΓβββηί βοηίΓ3βί Ϊ8 (ΐΓβινη πρ ΐη ίοιίΓ (4) βορΐβ8, 
οί ·νν6ΐβ6 ίννο (2) 3Γβ ΐη ΟΓββΙβ Ιβη^υβ^β 3η(1 ίννο (2) 
3Γβ ΐη Εη§1Ϊ86 Ιβη^ηβη^β. Ε3β6 οηβ οί ί6β βοηίΓ3βίΐη|5 
ρ3Γίΐβ8 6βΓβοί 63νΐη§ 6ββη 63η(1β(1 οηβ βοργ ίη Εη^Ιίδϊι 
3η(1 οηβ ίη ΟΓββΙί (Ιπΐγ 8ί§ηβ(1 6γ ί6β ίννο βοηίΓββίηβΙ 
ρ3Γίίβ8. Ιη ί6β βνβηί οί ΟίδβΓβρβηογ 6βίννββη ίίιβ ίννο 
Ιβχίδ, ί6β ΟΓββΙί ίβχί ίδ νβΐίά 3η(1 ίδ βοη8ί(1βΓβ(1 ίο 6β 
ρΓβνβΐΙίη^. Τ6β βθΓΓβ8ροη(1βηββ 6βίννββη ί6β ίννο βοη- 
ίΓ3βίίη§ ρ3Γίΐβ8 ννίΠ 6β ίΓΟΠΙ ί6θ ρ3Γί οί ί6β ΕπιρΙογβΓ 
ίη ί6β ΟΓββΙί Ιβη^υβ^β 3η(1 ίΓΟΓη ί6β ρβΓί οί ί6β Όββΐ^η 
Οοηβαΐίβηί δίπιπίίβηβοαδίγ ΐη ίΚβ Οτββΐί 3η(1 ΡΓβηβ6 Ιβη- 
^αβ^β. 

Α11 ΓβροΓίβ 3η(1 8ίη(1ΐβ8, πιβηίίοηβά ΐη 3Γίίβ1β δ οί ί6β 
ρΓβδβηί βοηίΓ3βί, -ννίΐΐ 6β 8υ6πιίίίβ(1 ΐη Εη^ΙίδΗ 3οβθΓ- 
6ίη§ ίο ί6β ίΐπιβ Ιίπιΐίδ 6βΓβΐη (1βίίηβ(1. Τ6β ΟΓββΙί ίΓ3η 
δΙβίίοη ννίΠ 6β δα6πιίίίβ(1 ίο ί6β ΕπιρΙογβΓ ννίί6ίη οηβ 
πιοηί6 3ίίβΓ ί6β 8η6πιίίί3ΐ οί ί6β βοΓΓβ8ροη6ΐη§ Εη^ΙίδΗ 
ίβχί. 

Τ6β ίΐπιβ ίοΓ Γβνϊβνν 6γ ί6β ΜίηίβίΓγ ννΐΐΐ βΙβΓί ίΓοηι ί6β 
8υ6πιίΙί3ΐ οί ί6β ΓβροΓίδ 3η(1 δίικίΐβδ ίη ΟΓββΙί. ΑίίβΓ 
ί6β ίίηβΐ 3ρρΓον3ΐ οί β3β6 οηβ οί ίίιβ ίΐ6ονβ ννοΓίίβ, Ι6β 
ΟΓββΙί ίΓβηδΙβίίοη οί ί6β (Ιβίίηίίίνβ ίβχί ννίΠ 6β 8π6- 
ηιίΙίβ(1 ννίίΠίη ίΠίΓίγ (30) Πβγβ ίοΠοννίη^ ί6β βΟΓΓββροη- 
{1ίη§ βρρΓονβΙ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ) 


ΑΙ1 Ιΐιβ ΙβοΙιηϊοβΙ ΓβροΓΐ» εικΙ ΙΙιθ Γβίβνβηΐ (ίοουιηβηΐΒ 
Ιο 5β βυΒιηϊΙΙβά Ι5β Βββί^η ΟοηβιιΙΙ&ηΙ, 83 ΛνβΠ 88 Ι5β 
ΠΙΟηΐΜγ ρΓΟφ·β88 ΓβρΟΓίβ Γβ^βΓίΙΐη^ Ι5β 80θρθ οί ΐΗβ 
ννοΛ ννΐΐ] 5β ϊη ΟΓββΙί 8η(1 Εη^ϋβ^. 

Ιη Ι5β βνβηΐ οϊ άϊβΟΓβρβηογ 5βλνββη ΐΗβ ΟΓββΙί ΙβχΙ 
βηά Ι5β ίοΓβϊ^ ΐ8η^8§β ΙβχΙ, ΐΗβ ΟΓθβΙί οηβ \νϊ11 5β 
ρΓβνβίΙϊη^. 


ΑγΙϊοΙθ 19. 

ΝοΙίίϊθ8ΐΐοη8. 

Α1Ι οί 156 οίίϊοΪ8ΐ (ΙοουιοθηΙβ Ιο 5β ββηΐ ίΓΟίη Ι5β Οβ- 
8Ϊί;η Οοηβυΐί&ηΐ Ιο ΐΗβ ΕπιρΙογβΓ βΗβΙΙ 5β αάάΓββββά 1ο 
Ι5β : 

«Μΐιιΐβίτγ οί 0οιηιηϋηϊθ4ΐΐοη8, ΧβηορΕοηίοβ δίΓββΙ 
13 - Αΐ5βη8». 

Α11 όί Ι5β οίίϊοΐβ] (ΙοοαηιβηΙβ Ιο 5β ββηί ίΓοιη Ι5β Ειη- 
ρΙογθΓ Ιο Ι5β Οβ8Ϊ§η Οοηβυΐίβηΐ β^αΐΐ 5β 8(1(ΐΓβ88θ(1 Ιο 
ΐΕβ ϋβδΐβπ Εοηβυΐΐ,βηΐ’β οίίϊοββ ΐη Αΐ5βη8, Ι5β 8ά(ΐΓβ8- 
868 οί ννΕϊοΕ 85811 5β 3ΐυιουηο66 ΐο 156 Ειηρ1ογ6Ρ 38 
8000 88 5β 18 68ΐ851Ϊ85β<1 ΐο Αΐ56η8. 

Αρίΐοΐβ 20. 

Τ5β Τβίιηβ οί Κ6ίβΓ6η66, 88 3ΐΐ8ο5β(1 Ιο 156 ρρβδβηΐ 
ΟοηΐΓ36ΐ 8ΐχά Ιο 1560· ρβρί ηοΐ ιηο(Ιϊίϊθ3ΐ6(1 5γ ί,5β ρρβ- 
8βηΙ ΟοηΐΡβοΙ 3Γβ ίοΐβ^ρβΐ ροτί οί ί.5Ϊ8 ΕοοΙγοοΙ. 

Ιο 0886 οί (1Ϊ80Γ6ρ8ηογ 5β1λνββη 15β ΤβΡΙΟδ οί Κβίβ- 
Ρβηοβ 8»ά Ι5β Ιβρπίδ οί 156 ΕοηΐρβοΙ, Ι5β Ιβροιβ οί Ι5β 
οοοίρβοί 3Ρβ οοηβΐάοροά Ιο 5β ρρονβϊΐϊη^. 

Ιί Ϊ8 8^66(1 1581 ϊη 0386 οί β8ΐ,351Ϊ85ιηβηΙ οί 3 δοοϊβΙβ 
Αηοογπΐ6 5γ Αροηϊβ 0ΓβΙΐ38 Κ3Γΐ8ίΙΪ8, Οοηδίαΐΐΐη^ Εη^ΐ- 
ηββΡβ, Ι5β 68ΐ351Ϊ85β<1 δ.Α. κνΐΐΐ υαιίβρίβ^β &11 ί5β ΓΪ§518 
3ηά ο51ψ51ϊοοβ οί Αροοϊβ - Όγ 6{.138 - ΚορίΕίίϊδ Ρβδίιΐΐϊη^ 
ίροιη 15Ϊ8 8^601601 ντΜοαΙ βηγ οΐ5βΓ ρροοβ^αρβ, ϊί 
Ι5βγ άβοΙοΓβ 30 ΐη \νρΐ1,1;βη Ιο Ι5β ο1;5βΓχ ρβΡίγ \νΐΐ5ΐη οηβ 
ιηοΐ].ΐ5 ίροιη ΐίβ β8ΐ351Ϊ85ηιβηΙ. 

ΤΗΒ ΟΟΝΤΚΑΕΤΙΝΟ ΡΑΚΤΙΕδ 

Ρορ Ι5β Ειηρίογβρ Ρορ ί5β Οββΐίπ €οη8ΐιϋ3η1> 

Ο. νΟΥΑΤΖΙδ 

ΜΐηΪ8ί6Ρ οί ΤρβηβρορΙβϋοηβ Κ. ΑΚΑδδΕ 

ί. ΒΑΟΗΕΕΕΖ 
Β. ΡΑυΟΟΝΝΙΕΚ 
Μ. Ο. ΑΚΟΝΙδ 


ΠΡ04ΙΑΓΡΑΦΑΙ 
ΤΜΗΜΑ 1. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ή γ^ική διάτοιξις των οδεύσεων καΐ των έγκαταστά- 
σεων τοΟ ΜΕΤΡΟ έμφανίζεται εις τόν Πίνακα 1 εις τύ τέ¬ 
λος τοΰ παρύντος. Η μελέτη έπΐ πλέον προσδιορίζεται καί 
περιγράφεται εις Ικθεσιν ύπύ τόν τίτλον ΣΧΕΔΙΟΝ ΓΕ¬ 
ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΑΕΤΗ ΣΚΟ- 
ΠΙΜΟΤΗΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΡΟ 
(ΣΧΕΔΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ), έκττονηθεϊσα 
υττδ της Κοινοπραξίας Οβ Εβ«>ν, 03ΐ5βρ ΙηΙβΡαοΙϊοηβΙ 
Ιηο. 8η(1\νΐ15υρ δπιίΐ5 βηά Αββοοΐβέββ Ιηο. (ΟΟΙ/\νδΑ) 
ή όποια, όμοϋ μετά τοϋ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΜΕΑΕΤΗΣ ΔΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΑΕΤΗΣ ΜΕΤΡΟ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ θά άι^οτελέσουν τάς ^σικάς 
κατευθυντηρίους γραμμάς διά τήν έκτεόνησιν της Προμελέ¬ 
της. Καίτοι τό Σχέδιον Γενικής Διατάξεως καί ή Μελέτη 
Σκοπ^ότητος Μετρό Κεντρικής Περιοχής ^λει χρησιμο- 
ποιηθή ως βάσις διά τάς Προμελέτοις, δέον νά μή θεωρηθή 
ώς άκαμπτου καί όριστικόν στοιχείου. Τό Σχέδιου Γενικής 


Διατάξεως άντιπροσωττεύει τό πόρισμα των προσπαθειών 
σχεδιάσεως βασιζομένων έπί τ<5ν κίχλυτέρων δυνατών πλη¬ 
ροφοριών κατά τήν εποχήν τής έκπονήσεώς του. 'Ως έκ τού¬ 
του τό Σχέδιον Γενικής Διατάξεως θά ύπόκειται εις συνε¬ 
χείς τροποποιήσεις, λόγω μεταγενεστέρων ενημερώσεων 
καί εξελίξεων. Δυνατόν νά άπαιτηθοϋν τροποποιήσεις τινές 
έν δψει μεταγενεστέρων άπόψεων σχεδιασμοϋ, σχετιζομέ- 
νων με τήν Μείζονα Περιοχήν Πρωτευούσης. 

'Ως έμελετήθη, τό Μετρό καλύπτει 18,7 χλμ. περίπου 
βελτιωμένων ταχέων δημοσίων μεταφορών καί περιλαμβά¬ 
νει : 

α) Γραμμή Α — Βασιλίσσης Σοφίας μήκους 4,5 χλμ. 
περίπου έκτεινομένη άπό τοϋ στάθμου Θησεϊον μέχρι τέρ¬ 
ματος Αμπελοκήπων. 

β) Γραμμή Β-Συγγροϋ, Πανεπιστημίου, Αγίου Κων¬ 
σταντίνου, μήκους 5,2 χλμ. ττερίπου, έκτεινομένη άπό τήν 
Πάντειον Σχολήν έως τον Σταθμόν Ααρίσης μέσφ τής Πλα¬ 
τείας 'Ομονοίας. - 

γ) Γραμμή Γ — Αεωφόρου Αλεξάνδρας μήκους 4,2 χλμ. 
περίπου, έκτεινομένη άπό τό προτεινόμενον συγκοινωνιακόν 
κέντρου Στάθμου Ααρίσης έως τήν Πλοιτεΐαν Άμτιελοκή- 
πων. 

δ) Γραμμή Δ - Σταθμός Αττικής, Μεταξουργείου, Θη¬ 
σείου μήκους 2,7 χλμ. περίπου, ένοϋσα τόν ύφιστάμενον στα¬ 
θμόν Η.Σ.Α.Π. Αττικής μέ τόν Σταθμόν Θησεϊον μέσφ 
τοϋ συγκοινωνιακοϋ κέντρου Σταθμοϋ Ααρίσης. 

ε) Γραμμή Βουλιαγμένης (Γραμμή Ε'.), έγκατάστασις 
μήκους 2,1 χλμ. τιερίπου, ένοϋσα τόν προτεινόμενον Στα¬ 
θμόν Όλυμττείου μέ τήν Δάφνη. 

στ) "Ατιασαι αί παραλλαγαί είς τάς άνωτέρω τιεριγρα- 
φείσας χαράξεις, έμφανίζονται ώς διακεκομέναι γραμμαί 
εις τόν Πίανακα 1, όμοϋ μετά πάσης έτέρας παροιλλαγής 
προταθησομένης υπό τοϋ" ΣΜ καί δικαιωθησομένης ύττό τοϋ 
'ΥτΓουργείου. 

ζ) Σταθμούς έπιβατών, παρεμπιτιτούσας συνδέσεις 'δι’ 
ύπηρεσιακάς άνάγκιχς, σταθμούς άποθηκεύσεως συρμών ώς 
καί έγκαΤαστάσεις συντηρήσεως, έξυπηρετήσεοις καί συν- 
δέσεως τών άνωτέρω άναφερομένων γραμμών είς Ιν συν- 
δεδυασμένον πλήρως λειτουργούν σύστημα. 

ΤΜΗΜΑ 2. 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 

2.1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

2.1.1. Όσάκις χρησιμοττοιεϊται ή λέξις «Ύττουργεΐον» 
νοείται τό Υπουργείου Συγκοινωνιών. 

2.1.2. Όσάκις άναφέρεται ή λέξις «Υπουργείου» προ- 
κειμένου ττερί έγκρίσεως ή δι’ έτέραν λειτουργικήν διαδι¬ 
κασίαν, νοείται δτι πάσα έπικοινωνία μέ τό Ύττουργεΐον 
σχετική πρός τήν έργασίαν θά πραγματοττοιήται διά τοϋ 
ΥτΓουργειου ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνσις Μετα¬ 
φορών, Διεύθι^νσις Β'. Τμήμα «ΜΕΤΡΟ», έστω καί έάν 
γίνεται μνεία τιερί τοϋ άντιθέτου είς τάς έν λόγω «Προδια- 
γραφάς». 

2.2. ΟΜΑΣ ΜΕΑΕΤΗΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΟ 
2.2.1. Όσάκις χρησιμοττοιοϋνται αΐ λέξεις «Όμάς Με¬ 
λέτης» νοεΐτοιι ή Συμβουλευτική Έπιτροττή, διορισθεΐσα 
^ό τοϋ Υπουργείου καί έξουσιοδοτημένη νά έλέγχη καί 
εγκρινη το ΰπό τοϋ ΣΜ ύποβληθέν έ'ργον πρό τής όριστικής 
αυτου εγκρίσεως ύπό τοϋ 'Υττουργείου. 

2.3. Ο Εργοδότης έφ’ όσον κρίνει άναγκαϊαν τήν πρόσ- 
ληψιν Γενικοΰ Τεχνικοϋ Συμβούλου διά τήν έπίβλεψιν τής 
προμ^έτης καί προσλάβει τοιοϋτον, ό ΣΜ θέλει τταράσχη 
είς αυτόν πάσαν συνεργασίαν είς τό έργου. 

2.4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΑΟΙ 

Ο ΣΜ θά ύττοβάλη προτάσεις είς τό Ύττουργεΐον διά τήν 
έγκρισιν προσλήψεως είδικών συμβούλων ώς ύπεργολάβων. 

2.5. ΣΥΜΒΟΥΑΟΣ ΜΕΑΕΤΗΤΗΣ 

Ο Σύμβουλος Μελετητής έφεξής καιλούμενος ώς ό ΣΜ 
είναι ή Εταιρία Συμβούλων μηχανικών ήτις θά έκττονήση 
τήν Προμελέτην Κατασκευής (ΠΚ) διά τό Μετρό. 
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ΤΜΗΜΑ 3. 

ΤΠΗΡΕΣΙΑ1 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑΙ ΤΠΟ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

"Απαντα τά -διαθέσ!.μα στοιχεία, έγγραφα, εκθέσεις, με- 
λέται καί άναλύσεις έκπονηθεΐσαι ύφ’ ετέρων μελετητών 
καί σχετικαί μέ άστικον σχεδιασμον ή τοιοϋτον διά μετα¬ 
φοράς διά την πόλιν των Αθηνών θά τεθοϋν κατά τδ δυνατό 
ύπ’ δψιν τοϋ ΣΜ ΰπδ τοϋ Υπουργείου. 

3.2. ΣΧΕΔΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧ¬ 
ΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΚΟπίΜΟΤΗΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗΝ 

'Η Κοινοπραξία ΠΕΙ/λΥΟΑ έξεπόνησεν την ώς άνω μελέ¬ 
την διά λογαριασμόν τοϋ Υπουργείου, θά παραδοθή δέ αΰτη 
εις τόν ΣΜ υπό τϋπον «προσωρινού κειμένου» πρό της ένάρ- 
ξεως ύπ’ αύτοΰ της Προμελέτης Κατασκευής. 

'Ο σκοπός τοϋ Σχεδίου Γενικής Διατάξεως διά τήν Κεν¬ 
τρικήν Περιοχήν τών Αθηνών καί ή Τεχνική Μελέτη Σκο- 
πιμότητος συνίσταται εις τήν χρησιμοποίησίν των ώς γενι- 
κοϋ όδηγοϋ διά τήν έκπόνησιν τής Προμελέτης Κατασκευής. 
Τά διά της μελέτης ταύτης υποβαλλόμενα σχέδια έξεπονή- 
θησαν διά τών γραφικών μεθόδων καί ώς έκ τούτου τά ■στοι¬ 
χεία χαράξεως καί μηκοτομών ύπελογίσθησαν μέ ποιάν 
τινα προσέγγισιν. Αντιπροσωπεύουν όμως τήν σύλληψιν 
τών στοιχείων τοϋ Μετρό, ώς λόγου χάριν τήν θέσιν φρεά- 
των εΐσαγωγτ]ς άέρος, σταθμών διακοτιής τροφοδοσίας ρεύ¬ 
ματος, φρεάτων έξαερισμοΰ, εγκαταστάσεων ψυχροΰ υδα- 
τος καί ήλεκτρικών υποσταθμών. Αΐ θέσεις αύται δύνανται 
νά μετακινηθούν υπό τοϋ ΣΜ πρός μείωσιν τής άπαλλοτριω- 
τέας ζώνης, διά λόγους κατασκευαστικών δυσκολιών ώς 
καΐ διά τήν κοιλυτέραν έξυττηρέτησιν τοϋ κοινοϋ διά κατιαλ- 
λήλου τοποθετήσεως τών σταθμών, τών εισόδων ώς καί τών 
σχετικών έτέρων έγκαταστάσεων έξυττηρετήσεως. 

3.3. ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 

Οί άναγκαϊοι βασικοί χάρται ύπό κλίμακα 1 : 500 καί 
1 ; 200 πρός χρήσιν διά τάς ριελέτας θά παραδοθοϋν εις τόν 
ΣΜ ύπό τοϋ Υπουργείου. Οί χάρται ούτοι θά περιλαμβά¬ 
νουν λεττΓομερή άποτύπωσιν κατά μήκος τών έπιλεγέντων 
διαδρόμων ώς καί τάς μηκοτομάς τοϋ εδάφους κατά μήκος 
τών κυρίων άρτηριών κάτωθεν τών.οποίων ενδεχομένως θά 
τοποθετηθή τό Μετρό. Οί βασικοί ούτοι χάρται θά εμφανί¬ 
ζουν ώσαύτως τάς βάσεις ελέγχου εις τάς οποίας θά συνδεθή 
ή χάραξις τών γραμμών ΜΕΤΡΟ ύπό τοϋ ΣΜ. 

3.4. ΕΚΘΕΣΙΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ Κ-4Ι ΜΕΘΟΔΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Τό 'Υπουργεΐον έχει έκτελέσει έμπεριστατωμένον πρό¬ 
γραμμα έρεύνης τοϋ ύπεδάφους κατά μήκος τών διαδρόμων 
τοϋ δικτύου ΜΕΤΡΟ τής Κεντρικής Περιοχής τών Αθη¬ 
νών. Αί έρευναι αύται περιλαμβάνουν μελέτας τών ύδρογεω- 
λογικών χαρακτηριστικών τής περιοχής, συνοψίζονται δέ 
εις "Εκθεσιν Μεθόδων ή όποια περιλαμβάνει γενικώς συ¬ 
στάσεις άφορώσας τάς μεθόδους κατασκευής αίτινες, διά 
συγκεκριμένα τμήματα ΜΕΤΡΟ, κρίνονται αί ένδεδειγμέ- 
ναι. 

3.5. ΊΌΠΟΘΕΣΙΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕ- 
ΑΕΙΑΣ 

'Οριζοντιογραφίαι ήμιοριστικαί συνοψίζουσαι τάς ύπαρ- 
χούσας πληροφορίας σχετικάς μέ τάς θέσεις τών άγωγών 
κοινής ώφελείας θά παραδοθοϋν εις τόν ΣΜ ύπό τοϋ Υ¬ 
πουργείου. 

Τά σχέδια ταϋτα θά άποτελέσουν τήν βάσιν δι άτήν έκπό- 
νησιν ύπό τοϋ ΣΜ τών σχεδίων καθορισμού νέων θέσεων 
τών άγωγών τούτων. Δέν πρέπει όμως νά θεωρηθούν ώς 
άντιπροσωττευτικά τών άκριβών θέσεων, εις τό έδαφος απάν¬ 
των τών άγωγών κοινής ώφελείας. 'Ο ΣΜ παραμένει ύττεύ- 
θυνος διά τόν προσδιορισμόν τών άγωγών εκείνων οΐτινες 
ενδεχομένως ήθελον άποδειχθή κρίσιμοι διά τήν κατασκευήν 


τοϋ ΜΕΤΡΟ, δέον δέ ούτος νά άπαιτήση έγγράφως όπως 
οί αγωγοί ούτοι κοινής ώφελείας άποτυπωθοϋν εις τό έδα¬ 
φος πρρσδιορίζων ταύτοχρόνως τό μέγεθος καί τόν σκοπόν 
τών έκτελεσθησομένων άποτυπώσεων. 

3.6. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤ1ΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΧΗ¬ 
ΜΑΤΩΝ 

Τά προτεινόμενα γενικά σχεδιαστικά κριτήρια οχημάτων 
ώς καί τά χαρακτηριστικά άποδόσεως αυτών θά άναπτυχ- 
θοϋν εις τάς Γενικάς 'Οδηγίας καί Καθοδηγήσεις άναφερο- 
μένας είς τήν παράγραφον 3.7 Αί πληροφορίαι αύται θά χρη¬ 
σιμεύουν διά τόν προσδιορισμόν τών έλαχίστων άπαιτητών 
διαστάσεων έν καμττύλη καί εις σταθμούς, τάς έμπορικάς τα- 
χύτήτας μεταξύν σταθμών, τής ένδεικνυομένης ύπερυψώσεως 
σιδηροτροχιών ώς καί έτέρο^ν σχεδιαστικών παραμέτρων. 

3.7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ ΔΙΑ ΠΡΟΜΕ- 
ΑΕΤΑΣ 

Πρό τής ένάρξεως τοϋ έργου, τό έγχειρίδιον τοΰτο θά 
παραδοθή ύπό τοϋ Υπουργείου εις τόν ΣΜ πρός χρήσιν ύπ’ 
αύτοΰ κατά τήν έκπόνησιν τής μελέτης. Θά σκιαγραφή τάς 
παραμέτρους σχεδιασμοϋ ώς επίσης καί τάς γενικάς οδη¬ 
γίας καί κατευθυντηρίους γραμμάς αίτινες θά άκολουθηθοϋν 
κατά τήν έκπόνησιν τής προμελέτης. 

3.8. ΜΕΑΕΤΗ ΑΕιΪόΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕ¬ 
ΤΑΦΟΡΩΝ / 

Διαρκούσης τής έκπονήσεως τής Προμελέτης Κατασκευής, 
τό 'Υπουργεΐον θά παραδόση μίαν Μελέτην Αειτουργίας 
Δημοσίων Μεταφορών πρός άπόκτησιν ένημερωμένων πλη¬ 
ροφοριών σχετικώς μέ τό δίκτυον μεταφορών διά λεωφο¬ 
ρείων, τήν ύφισταμένην μεταφορικήν αυτού ικανότητα ώς 
καί τήν έκτίμησιν μελλοντικών άπαιτήσεων τών έπιβατών 
έκ τοϋ έπιγείου δικτύου (προελεύσεις - προορισμοί). Εύ- 
θύς ώς γνωστοποιηθούν τά άποτελέσματα τής μελέτης ταύ¬ 
της θά χρησιμοποιηθούν ύπό τοϋ ΣΜ διά τόν προσδιορισμόν 
τών γραμμών έπιβιβάσεων καί μεταβιβάσεων έπιβατών, 
όγκων μεταβιβάσεων; καί ϊνα έπιλεγοϋν αί πλέον κατάλλη- 
λαι τοποθεσίαι μεταβιβάσεως εις λεωφορεία, τών ευκολιών 
σταθμεύσεως ώς καί έτέρων συναφών κατασκευών. 

ΤΜΗΜΑ 4. 

ΕΚΤΕΑΕΣΘΗΣΟΜΕΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ 

4.1. ΑΡΧΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ 

4.1.1. 'Η πρωταρχική έργασία τοϋ ΣΜ συνίσταται εις 
τήν πλήρη ένημέρωσίν του εις τήν Μελέτην Γενικής Δια- 
τάξεως διά τήν Κεντρικήν Περιοχήν καί εις τήν Τεχνικήν 
Μελέτην Σκοπιμότητος ώς έπίσης καί εις τάς Γενικάς 'Οδη¬ 
γίας καί Κατευθύνσεις άναφερομένας είς τάς ώς άνω παρα¬ 
γράφους 3.2 καί 3.6 άντιστοίχως. 

4.1.2. 'Ο ΣΜ παραμένει ύπεύθυνος διά τήν έκπόνησιν 
άπασών τών ένδεδειγμένων καί αναγκαίων μελετών διά τήν 
πλήρη δικαιολόγησιν τών προτάσεών του είς ότι άφορά πά¬ 
σαν άπόκλισιν έκ τής έκπονήσεως σχεδίων τών οχημάτων, 
χαράξεως οδεύσεων καί μηκοτομών θέσεων σταθμών, μεθό¬ 
δου λειτουργίας ή οίασδήποτε έτέρας παραμέτρου σχεδιά- 
σεως προδιαγραφείσης είς τό Σχέδιον Γενικής Διατάξεως 
κμί τήν Τεχνικήν "Εκθεσιν Σκοπιμότητος διά τό Μετρό 
Αθηνών ώς καί είς τάς Γενικάς 'Οδηγίας καί Κατευθυντη¬ 
ρίους Γραμμάς. 

Συγκεκριμέναι συστάσεις δέον νά περιληφθοϋν είς μίαν 
ΓΕΝΙΚΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ή οποία θά ύποβληθή είς τό 'Υ¬ 
πουργεΐον εντός περιόδου 4 (τεσσάρων) μηνών, άρχομένης 
άπό τής 'Ημερομηνίας Ένάρξεως τοϋ Έργου, ώς καθορί¬ 
ζεται αΰτη είς τό άρθρον 4.2.2. Σκοπός τής έν λόγω ΓΕΝΙ¬ 
ΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ είναι ή ύποβοήθησις τοϋ Ελληνικού 
Δημοσίου ώστε νά δυνηθή τούτο νά προβή είς τήν λήψιν 
πρωταρχικής σημασίας άποφάσεων όσον άφορά τήν άκο- 
λουθητέαν πολιτικήν διά τό ΜΕΤΡΟ. 'Επομένως ή Έκθε- 
σις αυτή πρέπει νά περιέχη καί τά εξής, χωρίς κατ’ άνάγκην 
νά περιορίζεται μόνον είς ταϋτα : 
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ι ) Καταχώρησιν ύπο μορφήν πίνακας καΐ χρονο8ιάγ(^αμμα 
των άποφάσεων έπΙ της άκολουθητέας πολιτικής, αί όποϊαι 
θά πρέπει νά ληφθοϋν ύπο του Ελληνικού Δημοσίου κατά 
την διάρκειαν των εργασιών. 

ιι) Έπιβεβαίωσιν των συστάσεων των περιεχομένων εις 
το Σχέδιον Γενικής Διατάξεως και την μελέτην Σκοπιμό¬ 
τητας διά την Κεντρικήν Περιοχήν Μετρό, ή υποβολή ειση¬ 
γήσεων διά καταλλήλους τροποποιήσεις των εν λόγω συ- 
σΐάσεων. Εις έκατέραν όμως των περιπτώσεων τούτων, τά 
πορίσματα τοΰ Συμβούλου Μελέτης θά πρέπει νά είναι δεόν¬ 
τως τεκμηριωμένα, βάσει σχετικών τεχνικών μελετών ώς 
καί αναλύσεων κόστους - ώφέλους, υποκειμένων είς τήν 
έγκρισιν του Ελληνικού Δημοσίου. Ιδιαιτέρα προσοχή 
πρέπει νά δοθή ε’.ς τάς έξης θέματα : 

α) "Οχημα διά τό ΜΕΤΡΟ. 

β) Έργασίαι Σιδηροδρομικής Γραμμής. 

γ) Συστήματα Διανομής "Ηλεκτρικής Ένεργείας. 

δ) Σύστημα Ελέγχου Κυκλοφορίας Συρμών και Επι¬ 
κοινωνιών. 

ε) ’Έκτασις, έφ’ όσον άντιμετωπίζεται, τοΰ κλιματισμού, 
ό όποιος πρέπει νά προβλεφθή έντός τοΰ οχήματος καί ή 
τών σταθμών. 

στ) "Ελεγχος θορύβων καί κραδασμών, ιδιαιτέρως όσον 
αφορά τήν έπίδρασιν τούτων έπί γνωστών ιστορικών καί 
άρχαιολογικών μνημείων, ή συγχρόνων ύψηλών κτιρίων. 

ζ) Είσπραξις εισιτηρίων, περιλαμβανομένης τής εφαρ¬ 
μοστέας πολιτικής, τών μεθόδων καί τοΰ συναφούς εξοπλι¬ 
σμού. 

η) Άρχιτεκτονικαί συλλήψεις διά τούς σταθμούς, περι- 
λαμβανομένων καί ειδικών συστάσεων περί τής στάθμης 
τών άνέσεων, αί όποϊαι πρέπει νά παρέχωνται είς τούς έπι- 
βάταε, ώς καί περί τών ευκολιών εμπορικού περιεχομένου 
είς τά μεσοπατώματα τών σημαντικωτέρων σταθμών. 

4.1.3. Τοΰ ελέγχου καί έγκρίσεως ύπο τοΰ "Υπουργείου 
τών συστάσεων τοΰ ΣΜ σχετικών μέ προτεινομενας τρο¬ 
ποποιήσεις είς τό Σχέδιον Γενικής Διαταξεως και τας Με- 
λέτας Σκοπιμότητος ώς καί τάς Γενικάς "Οδηγίας και Κατ¬ 
ευθυντηρίους Γραμμάς, Οά έπακολουθήση ή έκπόνησις τής 
Προμελέτης Κατασκευής. Τό είς τήν παρούσαν φάσιν τής 
μελέτης περιλαμβανόμενον έργον θά περιλαμβανη την, ευ¬ 
θύνη τοΰ ΣΜ πλήρη έκπόνησιν προμελέτης απάντων τών 
συμβατικών στοιχείων συμφώνως πρός τό περίγραμμα τής 
ύπό τών παραγράφουν 4.2 μέχρι και περιλαμβανόμενης τής 
παραγράφου 4.6 άναφερομένης εργασίας. Ως ελαχιστον, 
ή εργασία περιορίζεται είς πέντε γραμμάς ως αυται περι- 
γράφονται είς τό μέρος 1 ανωτέρω. 

Τό "Τπουργεϊον δύναται νά διατάξη τόν ΣΜ όπως ύττρ- 
διαιρέση τάς γραμμάς είς μικρότερα υποτμηματα προς ιχ,χ- 
νοποίησιν τυχόν προτεραιοτήτων τοΰ δικτυου. Ωσαύτως 
δυνατόν νά παραστή άναγκαϊον η επιθυμητόν εις τον ΣΜ 
όπως μεταβληθή ή δικτύωσις τοΰ έργου. Εις την ττεριτττω- 
σιν ταύτην ό ΣΜ θά ύποβάλη τήν προτεινομένην τροποποίη- 
σιν πρός έγκρισιν ύπό τοΰ "Υπουργείου και θα εκπόνηση την 
αντίστοιχον μελέτην κατόπιν άμοιβαιας συμφωνίας. 

"Η μελέτη γενικώς θέλει άναπτυχθή έπαρκώς ώ^ε νά 
έπιτρέψη είς τόν Σύμβουλον όστις θα αναλαβη την οριστι¬ 
κήν μελέτην όπως άρχίση τάς εργασίας του μέ εγκεκριμένα 
δεδομένα σχεδιάσεως δι’ άπαντας τους τομείς εργασίας^ 

4.1.4. 'Ομοΰ μέ τήν έκπόνησιν τής Προμελέτης Κατα¬ 
σκευής, ό ΣΜ θά έκπονήση εμπεριστατωμένην έρευναν^καί 
έκτίμησιν άπασών των διά τήν κατασκευήν σταθμών απο- 
θηκεύσεως συρμών ώς καί χώρων συντηρησεως καταλλή¬ 
λων θέσεων μελετημένων ούτως ώστε να ικανοττοιουν την 
πλήρη λειτουργικήν Ικανότητα τοΰ δικτυου. 

"Η μελέτη αύτη θά βασίζεται επί τών άκολούθων : 

α) Αμέσων απαιτήσεων τοΰ τήν Κεντρικήν Περιοχήν 
έξυττη ρετοΰντος άρχικοϋ δικτύου. 


β) Μακροττνόου άνατττύξεως τοΰ δικτύου έντός τής τιεριο- 
χής μείζονος Πρωτευούσης. 

γ) Πιθανής* έντάξεως τών ΗΣΑΠ είς τό Δίκτυον. 

4.2. ΓΕΝΙΚΑ 

Αί ύπηρέσίαι τοΰ ΣΜ θά καλύψουν τήν έκπόνησιν προ¬ 
καταρκτικών σχεδίων, γενικών προδιαγραφών, προϋτιολο- 
γισμών ώς καί ετέρων έπιστημονικών έξυττηρετήσεων έν 
σχέσει μέ τήν Προμελέτην Κατασκευής τοΰ Μετρό ώς άνα- 
φέρεναι είς τό Τμήμα 1 άνωτέρω. Νοείται ότι αί ύπηρέσίαι 
αύται θά καλύπτουν τήν έκπόνησιν τής προμελέτης καί Οά 
περιλαμβάνουν ούχί όμως περιοριστικώς τά κάτωθι : 

4.2.1. Παρουσία τοΰ ΣΜ, διαρκούσης τής ισχύος τοΰ 
παρόντος Συμφωνητικού, είς συμβούλια έν Άθήναις μετά 
άρμοδίο,ν τού "Υπουργείου, κρατικών οργανισμών ή άντι- 
προσώπων τούτων, ή έτέρων ύτΓ/)ρεσιών ώς τοΰτο άπαιτεϊ- 
ται ή συνεφωνήθη ύπό τοΰ "Υττουργείου. "Ο ΣΜ δέον ώσαύ- 
τως νά συντάση ύπόμνημα δι’ άρχειοθέτησιν απάντων τών 
λεχθέντων είς τά ώς άνω συμβούλια, καί νά ύποβάλη άνά 
έν άντίγραφον είς τό "Υπουργεϊον. 

4.2.2. Έντός 30 ήμερών άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ Συμ¬ 
φωνητικού είς τήν "Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, ό Σύμ¬ 
βουλος θά έγκαταστήση τοπικόν έν Άθήναις γραφεϊον άντα- 
ποκρινόμενον είς τάς άνάγκας τοΰ έργου όμοΰ μετά τοΰ μο¬ 
νίμου προσωπικού, ίκανοΰ νά έκπονήση τήν μελέτην καί νά 
παράσχη σύνδεσμον καί συντονισμόν μέ τό "Υπουργεϊον, 
τάς τοπικάς ύττηρεσίας, ώς καί μέ έτέρας ένδιαφερομένας 
άρχάς. Αί έγκαταστάσεις καί τό προσωπικόν θά αυξηθούν 
άνοΛόγως τών άναγκών τοΰ έργου. 

4.2.3. "Ελεγχον απάντων τών πρός έφαρμογήν πληρο¬ 
φοριών, κριτηρίων, καί στοιχείων παραδοθέντων ύπό τοΰ 
"ΥτΓουργείου ώς βάσεως διά τήν μελέτην καί ύττοβολήν συ¬ 
στάσεων διά τυχόν τροποποιήσεις. 

4.2.4. Συνεργασίαν μετά τοΰ "Υπουργείου πρός καθορι¬ 
σμόν συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων τής μελέτης. 

4.2.5. "Ελεγχον σχεδίων έκττονηθέντων ύπό άλλων δι’ 
οίανδήποτε προταθεϊσαν άνάπτυξιν, ύΛέρ, ύπό ή παρά τήν 
χάραξιν τοΰ ΜΕΤΡΟ. "Αναφοράν είς τό "Υπουργεϊον έπί 
τής έπιδράσεως τοιούτων άναπτύξεων έπΙ τής μελέτης καί 
έπί τής κατασκευής τοΰ ΜΕΤΡΟ καί ύποβολήν προτάσεων 
πρός έλαχιστοτΓοίησιν τών δυσμενών έπιδράσεων καί μεγι- 
στοποίησιν τών ωφελειών. 

4.2.6. Τό "Υπουργεϊον δυνατόν νά διατάξει τόν ΣΜ όπως 
παραστή είς δημοσίας συγκεντρώσεις ή νά πρββή είς ανα¬ 
κοινώσεις είς ένδιαφερομένας άρχάς. Αί δαπάναι διά τοιαύ- 
τας συγκεντρώσεις ώς καί διά τήν ετοιμασίαν ειδικών έκθε- 
μάτων ή εικονογραφημένου ύλικοΰ θά καταβληθούν είς τόν 
ΣΜ κατόπιν διαπραγματεύσεων καί έγκρίσεως ύπό τοΰ 
"Υπουργείου. 

4.2.7. "Απόκτησιν δικαιώματος εισόδου είς δημοσίας 
καί ίδιωτικάς ιδιοκτησίας μέ άποκλειστικόν σκοπόν τήν 
έκπόνησιν τής μελέτης. Πάσα όμως έπαφή μέ τούς ίδιοκτή- 
τας θά ύπόκειται είς τόν έλεγχον καί έπίβλεψιν τοΰ "Υπουρ¬ 
γείου τό όποϊον όμοΰ μετά τοΰ άντιπροσώπου τοΰ ΣΜ θά 
παρίσταται κανονικώς είς τάς συζητήσεις μεθ" έκάστου ιδιο¬ 
κτήτου. Είς περιπτώσεις καθ" άς δέν έπιτυγχάνεται ύπό 
τοΰ ΣΜ δΐ'καίωμα εισόδου, τήν διαδικασίαν άποκτήσεως 
τοιούτου δικαιώματος άνοΛαμβάνει τό "Υπουργεϊον, Τό Υ- 
πουργεϊον θά παράσχη πάσαν συμβουλήν ή διευκολυνσιν 
διά τήν άπόκτησιν αδειών, έκχωρήσεων ή έγκρίσεων και 
θά καταβάλη τάς άντιστοίχους δαπάνας. 

4.2.8. Παράδοσιν, κατόπιν αίτήσεως, είς τό "Υτεουργεϊον 
άπασών τών σχετικών πληροφοριών καί ύπολογιΟμών μελέ¬ 
της, συμπεριλαμβανομένων καί τών διαδικασιών μελέτης 
καί προσθέτων παραδοχών αί όποϊαι έφηρμόσθησαν διαρ- 
κούσης τής έκπονήσεως τής προμελέτης, συμπεριλαμβανο¬ 
μένων τών παραλλαγών ώς αδται άναφέρονται είς τήν παρά¬ 
γραφον 4.3.1.3. κατωτέρω. 
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4.2.9. Ούδεμία πληρο!{)ορ'’α άπορρήτου φύσεως κοι.νο- 
ποιηθεΐσα εις, ή αίτηθεΐσχ ύπό τοϋ ΣΜ διαρκούσης της έκ- 
τελέσεως της συμβάσεως ταύτης θέλει, κοι,νοττοιηθη ΰπ’ αύ- 
τοϋ είς τον Τύττον ή εις ετερα μή έξουσιοδοτημένα. πρόσωπα. 
Συγκεκρ',μένως οί προϋπολογισμοί κατασκευής έκπονηθέν- 
τες βάσει των εγκεκριμένων μελετών, σχεδίων κα'ι προ'δια- 
γραφών θά άποτελοϋν προϋπολογισμόν του Υπουργείου και 
ούδεμία πληροφορία σχετική μέ αυτούς θά κοινοποιηθή ύπό 
τοΰ ΣΜ, τούς συνεταίρους αύτοϋ, ή ΰπαλλήλιον του εκτός 
έάν δοθή ειδική πρός τούτο άδεια ύπό τού Υπουργείου. 
'Ωρισμένα στοιχεία άφορώντα ^ργα κοινής ώφελείας θεο)- 
ροϋνται έμπιστευτικής φύσεως καί ώς έκ τούτου ό ΣΜ ύπο- 
χρεοϋται νά ζητήση άδειαν τού 'Τπουργείου Εθνικής ’.\μύ- 
νης διά τό προσωπικόν του τό άσχολούμενον είς τά ύπ’ δψιν 
έργα κοινής ώφελείας. Τό 'Τπουργεΐον θά καταβάλη πάσαν 
προσπάθειαν διά τήν έκδοσιν τής άδειας ταύτης. 

4.2.10. Πρόσθετος ή συμπληρωματική έργασία μή καλυ- 
πτομέ'Λ] ύπό των Προδιαγραφών ώς, άλλά μή περιοριζο- 
μένη, είς προσθέτους άποτυπώσεις, έξακριβώσεις τών θέ¬ 
σεων έ'ργων κοινής ώφελείας ή έρεύνας σχετικάς μέ δυσκο¬ 
λίας κατασκευής εϊτε θά έκτελεσθοΰν ύπό τού Υπουργείου 
άνευ έπιβαρύνσεως διά τον ΣΜ, εϊτε ή σχετική δαπάνη θά 
καταβληθή είς τόν ΣΜ ώς διαπραγματευθεϊσα επι πλέον 
δαπά'.σ) είς περίπτωσιν καθ’ ήν ούτος διαταχθή νά έκτελέση 
τήν εργασίαν δι’ ιδίων αύτοϋ δυνάμειον. 

4.2.11. Συμμετοχή Ελλήνων Τεχνικών 

Σκοπός τού 'Τπουργείου είναι ή είς τό μέγιστον δυνατόν 
βαθμόν συμμετοχή Ελλήνων τεχνικών είς τήν μελέτην ταύ- 
την' έφ’ όσον ουτοι είναι διαθέσιμοι κατά τήν στιγμήν τής 
ζητήσεως καί ύπό τόν όρον ότι έκ τού γεγονότος τούτου 
ή Μελέτη •δεν θά ζημιωθή άπ’ άπόψεως χρόνου καί άποδό- 
σεοκ. 

4.. 3. ΠΡΟΜΕΛΕΤΑΙ Κ,νΤ.λΣΚΕΤΗΣ 

4.3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

4.. 3.1.1. Οί 'Ττίολογισμοί Μελέτης, μετά εύρετηρίου καί 
ή έ'^ράφου περιγραφής θά απεικονίζουν τάς προτεινομέ- 
νας άρχάς σχεδιάσεοις δι’ άπαντα τά κύρια στοιχεία λ,αμ- 
βανόμενα ώς συστήματα στατικά, ήλεκτρολογικά, μηχα¬ 
νολογικά καί αρχιτεκτονικά ώς καί ετέρων έργων. Θά περι¬ 
λαμβάνουν προκαταρκτικά προγράμματα προμήθειας τών 
κυριωτέρων ειδών εξοπλισμού. Οί ύπολογισμοί μελέτης θά 
έκπον-ςθοΰν συμφώνως πρός τά κριτήρια καί τάς ύπό τού 
Υπουργείου έκδοθείσας κατευθυντηρίους γραμμάς. Πάντως 
τά τοιαΰτα κριτήρια καί κατευθυντήριοι γραμμαί δύνανται 
νά συμπληριοθούν ή νά τροποποιηθούν άναλόγως προτάσεων 
καί/ή σ’^στάσε^ι^ν γενομένιον ύπό τοΰ ΣΜ. 

4.3.1.2. Σχέδια. 

Τά σχέδια θά περιέχουν πλήρη στοιχεία προμελέτης συμ¬ 
φώνως πρός τάς έντολάς τού 'Τπουργείου. Κατά το δυνα¬ 
τόν θά ττεριληφθούν καί προτάσεις καί συστάσεις είσηγού- 
μεναι ύπό τού ΣΜ. Τά σχέδια θά περιλαμβάνουν άλλά δεν 
θά περιορίζιυνται άναγκαστικώς είς τούς ακολούθους τύ¬ 
πους : 

ΠινιχκΙς Γενικού Τίτλου. 

Π ίναξ περιεχομένων. 

Σχέδια κλείδες. 

Γενικαί παρατηρήσεις. Συντμήσεις, Σύμβολα. 

’.Λρχαιολογικοί Περιορισμοί. 

Κατασκευαστικαί φάσεις καί Διατήρησις τής Κυκλοφο¬ 
ρίας. 

Σχέδια φερουσών έπικαλύψεων όρυγαάτιον είς οδούς. 

Κάθετος καί "Οριζόντιος έλτ^-χος. 

Εύρος καταλήψεως έργων. 

’Αποτύπωσις οικοπέδων. 

'Οριζοντιογραφίαι καί μηκοτομαί. 

Διατομαί. 

Κοινωφεύ,εΐς εγκαταστάσεις ύδρεύσεως καί άποχετεύ- 
σεως. 


Κοινωφελείς έ'^οιαταστάσεις ηλεκτρισμού. 

Κοινωφελείς έγκατα στάσεις τηλεφώνου. 

"Εργα κοινής ώφελείας άεριόφοιτος. 

Σύνθετα Κοινωφελή έργα. 

'Οδοστρωσία καί άποκατάστασεις όδών κ.λ.π. 

’Εργασίαι τοποθετήσεως σιδηροτροχιών. 

Εδαφολογία καί Γεο^λογία. 

Δομικά. 

’Έλεγχος θορύβου καί δονήσειον. 

Αρχιτεκτονικά. 

Μηχανικός έξοπλισμός. 

'Τδραυλικά καί άποστραγγίστικά. 

Έξαερισμός καί Κλιματισμός. 

Θέρμανσις. 

Κυλιόμεναι κύάμακες. 

Πρόληψις καί Καταστολή πυρκαϊόύν. 

Ηλεκτρικός Φωτισμός καί Γειώσεις. 

Ηλεκτρική ένέργεια διά κίνησιν. 

’Έλεγχος συρμών, Έπικοινωνίαι, Σήματα. 

Διαμόρφιοσις περιβάλλοντος καί ".Αρχιτεκτονικά. 

Αί διαστάσεις τών σχεδίων θά είναι πολλαπλάσιον τών 
210 X 297 ΜΜ. μέ περιθώριον 6 έκ. έπί τής άριστεράς 
πλευράς καί 2 έκ. έπί τών ετέρων τριών πλευρών,θά περι- 
λ.αμβάνουν δέ καί τήν ύπό τού 'Τπουργείου τυποποιημέ'/ην 
θέσιν τίτλου. 'Ο- ΣΜ θά προμηθεύση τά μέσα σχεδιάσεως 
συνιστάμε'^α είς φιλμ πολυέστερ πάχους κατ’ έλάχιστον 
0,075 ΜΜ. Τά οριστικά διαφανή θά είναι ευκρινή καί άκριβή. 

'Η οριστική σχεδίασις θά είναι καθαρά καί τού ένδεδειγμέ- 
νου πάχους καί τύπου γραμμών. Γράμματα καί άριθμοί σχε- 
διασθέντα διά χειρός θά έχουν ύψος ούχί έλάσσον τών 0,35 
έκ. διά δέ τά διά τεχνικών μέσων σχεδιασθέντα γράμματα 
καί αριθμούς θά χρησιμοποιηθούν «στέ'^σιλ» διαστάσεων 
100 ή μεγαλυτέρων. Τά σχέδια θά έκπονηθούν κατά τοιού- 
τον τρόπον ώστε νά είναι ευανάγνωστα είς κατά τό ήμισυ 
σμίκρινσιν. "Ολαι α'ι έπί τών σχεδίων ένδείξεις θά είναι είς 
τήν "Ελληνικήν καί ’.4·ρ|'λικήν γλώσσαν καί αί διαστάσεις 
συμφώνοις πρός τό μετρικόν σύστημα. 

4.3.Ι.3. Κατόπιν έγκρίσεως ύπό τοΰ 'Τπουργείου καί είς 
τόν βαθμόν κατά τόν όποιον τούτο καθίσταται άναγκαϊον, 
ό Σύμβουλος θέλει ύποβάλη έναλλακτικάς παραλλαγάς με¬ 
λέτης διά τήν λύσιν συγκεκριμένων κατασκευαστικών δυσκο¬ 
λιών. Αί έναλλακτικαί αύται λύσεις θά συνοδεύωνται ύπό 
συγκριτικών προϋπολογισμών ώς καί ύπό παντός έτέρου 
στοιχείου δυναμένου νά έπηρεάση τήν έπιλογήν τής καλυ- 
τέρας δυνατόν έναύΛαγής. 

4..Ι.1.4. 'Οσάκις, κατά τήν γνώμην τοΰ ΣΜ, απαιτούν¬ 
ται πρόσθετοι τοπογραφήσεις ή έρευναι διά τόν προσδιορι¬ 
σμόν τού μεγέθους τών κατασκευαστικών δυσκολιών ώς 
λ.χ. ά>Λά μή περιοριζομένων, είς ύποθεμελειώσεις κτιρίων, 
ή έλε^,'χον θέσεων έργων κοινής ώφελείας, ούτος θέλει ύπο¬ 
βάλη σχετικήν έγγραφον αϊτησιν πρός τό 'Τπουργεΐον. 'Η 
τοιαύτη αϊτησις δέον νά ύποβληθή εγκαίρως ώστε νά μή 
έ7Γ/)ρεάση δυσμενώς τήν γενικήν πρόοδον τής μελέτης, θά 
περιλαμβάνη δέ τάς σχετικάς αιτιολογήσεις διά τοιαύτην 
πρόσθετον έργασίαν ώς έπίσης καί τά Προδιαγραφάς διά 
τήν έκτέλεσιν αυτής. 

4.3.2. ΕΡΓΑ ΠΟΑΙΤΙΚΟΤ ΜΗ.ΧΑΝΙΚΟΤ 

4.3.2.1. "Οριζόντιος καί Κατακόρυφος ’Έλεγχος 
Κύ.ϊμαξ 1 : 2000 

Αι πληροφορίαι τών σχεδίων θά περιλαμβάνουν τό οδι¬ 
κόν δίκτυον, τήν χάραξιν τών σιδηροδρομικών γραμμών, 
τήν θέσιν τών οριζοντίων καί κατακορύφων σημείων έλέγ- 
χου, τήν σχέσιν μεταξύ τής γραμμής έλέγχου καί τής χ«ρα· 
ξεως τών γραμμών, στοιχεία τοττογραφικοΰ έλέγχου, έπι- 
λεγέντα υψόμετρα έδάφους ώς καί παν έτερον σχετικόν στοι¬ 
χείο ν. 

4.3.2.2. 'Η σειρά τών σχεδίων θά ττεριλαμβάνη καί τάς 
εξασφαλίσεις τών γραμμών έλέγχου, τάς χωροσταθμικάς 
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αφετηρίας ως και τά σχέδια των συντεταγμένων της μελέ- 
της ως ταΰτα παρεδόθησαν ΰπδ τοϋ Υπουργείου. 

4.3.2.3. Οριζοντιογρκφίαι καί Μηκοτομαί 

Κλίμακες : 'Οριζοντίως 1 : 500 

Κατακορύφως 1 : 200 

Αι πληροφοριαι των σχεδίων θά περιλαμβάνουν άπαντα 
τά τοτΓογραφικά χαρακτηριστικά, οδούς, πεζοδρόμια, κράσ¬ 
πεδα, καταστροιματα οδών, κτίρια, ττεριγράμματα τεχνι¬ 
κών έργων, ελεύθερα ύψη άπό τον άξονα τής, γραμμής καί 
άνω επιφάνειαν τής σιδηροτροχιάς μέχρι καί τών τεχνικών 
έ'ργων καί τοΰ μονίμου έξοπλισμοΰ, ορίων τής Συμβάσεως, 
άξόνων γραμμών, ειδικών έ'ργων ύτιοδομής, στοιχείων μηκο¬ 
τομής καί κατακορύφων καμπύλών άνω έπιφανείας σιδη¬ 
ροτροχιάς, έπιφανείας εδάφους καί κατά προσέγγισιν υψο¬ 
μέτρου τοΰ βράχου. Τά σχέδια θά εμφανίζουν ωσαύτως την 
θέσιν τών άντλιοστασίων, τών ψυκτικών εγκαταστάσεων, 
τών φρεάτων εισαγωγής άέρος καί φρεάτων έξαερισμοϋ. 
Θά άναφέρωνται έπίσης οί όγκοι άέρος εις τάς θέσεις φρεά¬ 
των εισαγωγής άέρος. 

4.3.2.4. Καθορισμός ιδιοκτησιών 
Κλίμαξ : 1 : 500 

Τά σχέδια θά συνίστανται εις κατόψεις εις άς θά έμφαί- 
νωνται : τό οδικόν δίκτυον, όρια ιδιοκτησιών, κτίρια, τεχνικά 
έργα καί σγ)μαντικά άλση, ονόματα υποδιαιρέσεων καί/ή οί 
αριθμοί τετραγώνων, άριθμόν οικοπέδων, ή χάραξις γραμ¬ 
μής, τά όρια τής συμβάσεως, τά όρια τής διά την κατασκευήν 
τοΰ Μετρό άπαιτουμένης άποιλά.οτριωτέας ζώνης ώς καί 
την έλαχίστην πρός άπόκτησιν έπιφάνειαν άντιπροσωπευο- 
μένην διά γραφικοΰ συμβόλου καί πίνακα θέσεων ιδιοκτη¬ 
σιών. 'Ο πίνας θά περιλαμβάνη : αυξοντα άριθμόν τετρα¬ 
γώνου καί/ ή ονόματα υποδιαιρέσεων, αΰξοντας αριθμούς 
οικοπέδου, όνομα ιδιοκτήτου, την κατά προσέγγισιν 'άπαι- 
τουμένην επιφάνειαν καί σχετικάς παρατηρήσεις. Στοιχεία 
ιδιοκτησίας θά ληφθοΰν έξ άναζητήσεων εις τά κτηματο- 
λογικά άρχεΐα. Αί ίδιοκτησίαι έν άνάγκη θά όροθετηθοΰν 
βάσει τυεριγραφικών τίτλων, θά συνδυασθοΰν μεταξύ των 
καί θά άποτυπωθοΰν επί τής όριζοντιογραφίας πρός,άπει- 
κόνισιν τών έκ τούτων έχουσών σχέσιν με την κατασκευήν 
τοΰ ΜΕΤΡΟ. Έπιφάνειαι πρός κατάληψιν θά έμβαδομετρη- 
θοΰν καί θά καταγραφοΰν βάσει τών ελάχιστων πρός άπό- 
κτησιν άναγκαιουσών τοιούτων έπιφανειών. Πλήρεις κατα¬ 
λήψεις οικοπέδων ή τμημάτων τούτων θά καταγραφοΰν είς 
τόν πίνακα θέσεων ιδιοκτησιών. Αί άττοκτώμεναι κατόπιν 
άποζημιώσεως ή δικαιωματικώς ίδιοκτησίαι θά τοπογρα- 
φηθοΰν μέ ακρίβειαν 2ου βαθμοΰ. 

4.3.2.5. Έκπόνησιν καί ύποβολήν εις τό 'Τπουργεΐον 
πίνακος οριζοντίων καί κατακορύφων έξασφαλίσεων αί 
όποϊ'αι κατά τήν γνώμην τοΰ ΣΜ ενδεχομένως νά κατεδα- 
φισθοΰν διαρκούσης τής κατασκευής ή είναι είς τοιαύτην 
μικράν άπόστασιν τών έργων ώστε δυνατόν νά διαταραχ- 
θοΰν. 

4.3.2.6. Χρήσιν τών οριζοντίων καί κατακορύφων ση¬ 
μείων έλέγχου παραδοθέντων ύπό τοΰ 'Τπουργείου διά τήν 
άνάπτυξιν μαθηματικής τελικής χαράξεως Συμπληρωμα- 
τικαί αποτυπώσεις θά έκτελεσθοΰν διά κλειστής πολυγω¬ 
νικής όδεύσειος είς τό άρχικόν σημεϊον έλέγχου μέ ακρίβειαν 
2ου βαθμοΰ. 

4.3.2.7. "Ελεγχον τής χαράξεως τής Τεχνικής Έκθέσεο^ς 
Σκοπιμότητος καί ύποβολήν προτεινομέ'^ων τροποποιήσεο^ν 
λόγω άλλαγής συνθηκών ή προσθέτουν πληροφοριών. Μα¬ 
θηματικήν άνάπτυξιν τής οριζοντίου καί κατακορύφου χα¬ 
ράξεως τών γραμμών τοΰ Μετρό βάσει τών εγκεκριμένων 
γραφικών χαράξεων καί εγκεκριμένων σημείο^ν έλέγχου. 
'Η τελική χάραξις τοΰ Μετρό ύπόκειται είς τήν έγκρισιν 
τοΰ 'ίπουργείου. 

Τά ώς ίν<3) στοιχεία θά ό?.οκ>.ηρωθοΰν πρό τής υποβο¬ 
λής τοΰ Προκαταρκτικού Έλέγχου καί θά άποτελοΰν μέ¬ 
ρος τούτου. 


4.3.2.8. Μία σειρά οριστικών διαφανών σχεδίων ύπό 
κλίμακα 1 : 500 τής οριζόντιας καί κατακορύφου χαράξεοος 
τοΰ Μετρό θέλει ύποβληθή είς τό 'Τπουργεϊο άμα τή ττερατώ- 
σει τής μαθηματικής σχεδιάσεως τής χαράξεως. 'Η άρχική 
υποβολή τής οριζοντίου καί κατακορύφου χαράξεως δυνα¬ 
τόν νά μήν είναι καθ’ όλα πλήρης, δέον όμως νά έμφανίζη 
τά στοιχεία χαράξεο^ς, σταθμεύσεις, ειδικά έργα υποδομής 
ως καί τούς περιορισμούς οίτινες διεϊπον τήν χάραξιν. 

4.3.2.9. Άνάπτυξιν προκαταρκτικού σχεδίου τρόπου δια- 
τηρήσεως τής κυκλοφορίας καί/ή σχεδίων παρακαμπτήριων 
δι’ οδούς καί περιοχάς αίτινες θά έπηρεασθοΰν έκ τών κατα¬ 
σκευαστικών εργασιών τοΰ «ΜΕΤΡΟ», συμφώνως πρός 
τάς, ύπό τών άρμοδίων ύττηρεσιών παρασχεθησομένας πλη¬ 
ροφορίας. 

4.3.2.10. Έκπόνησιν σχηματικών σχεδίων όδοστρωσίας 
καί άποκαταστάσεως οδοστρωμάτων δι’ άπάσας τάς περιο- 
χάς αί όποΐαι χρήζουν όδοστρωσέΐχς ή άποκαταστάσεως 
λόγω τής κατασκευής τοΰ Μετρό. "Ενδειξιν νέων θέσεων 
άγωγών κοινής ώφελείας ο')ς καί έτέρων κατασκευών χρη- 
ζουσών μετακινήσεων έκ τών ύφισταμάνων θέσεων λόγω 
τής κατασκευής τοΰ Μετρό. Τά σχέδια θά περιλαμβάνουν 
όριζοντιογραφίας, μηκοτομάς, διατομάς, υψόμετρα, ώς καί 
έτέρας πληροφορίας περιγραφούσας τάς έκτελεσθησομένας 
εργασίας. 

4.3.2.11. Σύνταξιν τοπογραφικών σχεδίων είς τά όποια 
νά έμφαίνωνται άπαντα τά τοπογραφικά χαρακτηριστικά 
μετά σποραδικών υψομέτρων είς όλας τάς περιοχάς έκτός 
τών διαδρόμων τοΰ Μετρό αϊτινες δυνατόν νά έττηρεασθοΰν 
έκ τής κατασκευής. 

Κλίμαξ : 1 : 200 

"Ολαι αί τοπογραφήσεις αί άπαιτούμεναι διά τήν έκπό- 
νησιν τών τοιούτων σχεδίοιν, θά χοφακτηρίζωνται ώς«ΠΡΟ¬ 
ΣΘΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ», καί θά άμείβωνται. ώς τοιαΰται. 

4.3.2.12. "Ενδειξιν θέσεων έσχαρών άναρροφήσεως άέρος 
καί έξαερισμοϋ ώς καί επιφανειακών θέσεων εισαγωγής 
φυσικού άέρος. 

4.3.3 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Προσδιορισμός καί ένδειξις έπί όριζοντιογραφιών καί 
διατομών τών θέσεων τών άρχαιολογικών ττεριορισμών. 
Προτάσεις λύσεο^ν έττί τών σχεδίων καί/ή δι’ έγγράφου 
έκθέσειος. Συντονισμός τής έργασίας ταύτης μέ τάς άπό- 
ψεις τής Έπιτροττής Κλασσικής Αρχαιολογίας Αττι¬ 
κής. 

4.3.4. ΕΔΑΦΗ 

4.3.4.1. 'Η "Εκθεσις περί Εδαφών καί Μεθόδων κατα¬ 
σκευής, αί συμπληρωματικαί γεωλογικαί έκθέσεις ώς καί 
τά δελτία γεωτρήσεων άτινα θά παραδοθοΰν ύπό τοΰ 'Τπουρ¬ 
γείου θά άποτελέσουν τμήμα τών Όριστικών Συμβατικοιν 
Τευχών. 

4.3.4.2. Συμπληρωματικαί έδαφολογικαί πληροφοριαι, 
αίτηθεΐσαι ύπό τοΰ ΣΜ καί έφ’ όσον κριθοΰν άναγκαϊαι - 
ύπό τοΰ 'Τπουργείου θά παραδοθοΰν άδαπάνως ύπό τοΰ 
'Τπουργείου είς τόν ΣΜ. 'Ο ΣΜ θά ΰποβάλη έΊ^ράφους 
αίτήσεις διά τοιαύτας συμπληρωματικάς έδαφολογικάς 
πληροφορίας είς τό 'Τπουργεΐον. 

4.3.5. ΔΟΜΙΚΑ 

4.3.5.1. Έκπόνησις προμελέτης δι’ άπαντα τά τεχνικά 
έργα άναγκαΐα διά τήν γραμμήν καί τούς σταθμούς, σνμπε- 
ριλαμβανομένων τών ύποίτταθμών, σταθμών διακοττής τρο¬ 
φοδοσίας ρεύματος, κύρια καί δευτερεύοντα έργοτάξια έπι- 
σκευών καί έτέρων σχετικών τεχνικών έργων. Τά έπί τών 
σχεδίων τής Τεχνικής Μελέτης Σκοπιμότητος έμφαινόμενα 
όρια έργων, είναι κατά προσέγγισιν καί θά προσδιορισθοΰν 
έπακριβώς ύπό τοΰ ΣΜ έν συνεργασία μέ τό 'Τπουργεΐον. 



1562 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


4.3.5.2. Υποβολήν βραχείας έγγράφου τκριγραφής των 
έττηρεαζομένων ύπέ των έργων τοϋ Μετρδ τεχνικών έργων, 
χρηζόντων λεπτομερή μελέτην ύποθεμελειώσεως έκπονη- 
θησομένην ΰπό τοϋ Μελετητοΰ τής Όριστικής Μελέτης. 
Ένδειξιν πιθιχνών λύσεων μεθ’ υποδείξεων τής έκτάσεως 
μελλοντικών έρευνήσεων. 'Ωσαύτως πίνακα τών τεχνικών 
έργων ή ύποθεμελίωσις τών όττοίων έπαφίεται εις την 
κρίσιν τοϋ εργολάβου κατασκευαστοϋ μετά έπεξηγήσεων 
τών λόγων. 

4.3.5.3. Πρότασιν εις τό 'ΐπουργεϊον προ τής ένάρξεως 
τής κατασκευής τών άναγκαιουσών καθαιρέσεων. 

4.3.5.4. Πρότασιν κα'ι ένδειξιν επί σχεδίων τών τύπων 
κατασκευών ώς λ.χ.: 

Τυπική διατομή έκσκαφής καΐ έπιχώσεως. 

Διάτομή σήραγγας εντός γαιών. 

Διατομή σήραγγος μικτοϋ μετώπου. 

Διατομή σήραγγος εντός βράχου. 

Επίγεια τμήματα. 

Υπέργειοι κοιτασκευαί. 

Τύποι επενδύσεων σηράγγων καΐ σχετικά πλεονεκτήματα 
έκάστου τύπου. 

Δομικά στοιχεία σταθμών. 

Μέθοδοι προσπελάσεως εις σταθμούς. 

Είσοδοι σηράγγων. 

Παν έτερον δομικόν στοιχεϊον σχετικόν μέ τό σύστη- 

μ«· 

Συνιστώμενα όρια μεταξύ διατομών έν σήραγγι καί δια- 
τομών έν εκσκαφή καί έπιχώσει. 

4.3.5.5ι Συστάσεις περί τοϋ έφαρμοσθησομένου εις 
διάφορα τμήματα τύπου επενδύσεως σηράγγων καί έκπό- 
νησις προμελέτης βασιζομένης επί τών συνθηκών τοϋ 
υπεδάφους. 

4.3.5.6. "Ένδειξιν προτεινομένων τύπων στρωτήρων έπί 
έλαστικώς έδραζομένων πλιχκών καί τά σημεία εφαρμογής 
αυτών. 

4.3.5.7. Ένδειξιν θέσεων πεζοδρομίων ασφαλείας. 

4.3.5.8. Ένδειξιν διαμορφώσεων καί διατάξεων τών 
ένδεχομένως άναγκαιουσών κλιμάκων εξόδων κινδύ¬ 
νων. 

4.3.5.9. Ένδειξιν γενικής διατάξεως τών φρεάτων άναρ- 
ροφήσεως άέρός καί έξαερισμοΰ, τών υποσταθμών, τών 
ψυκτικών έγκαταστάσεων, τών σταθμών διακοπής τρο¬ 
φοδοσίας ρεύματος, τών κτιρίων καθαρισμού καί επισκευών, 
τών σταθμών άποθηκεύσεως ώς καί ετέρων άναγκαίων 
κατασκευών. 

4.3.6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΟΡΥΒΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΔΑΣ.ΜΩΝ 

4.3.6.1. 'Ο ΣΜ θά έκτελέση πραγματικήν έπί τόπου 
έρευναν διά τούς θορύβους καί τάς δονήσεις. Θά πραγμα¬ 
τοποιηθούν μετρήσεις είς άπαντα τά ευαίσθητα κτίρια καί 
θά ύποβληθή πίναξ άπάντων τών εΰαισθήτων κατασκευών. 

4.3.6.2. 'ϊπόδειξις καί τοποθέτησις έπί σχεδίων τής 
μονώσεως τών διά τοϋ εδάφους διαβιβαζομένων κραδασμών 
τών συρμών (συστήματα έπί νεοπρέν καί μονώσεως θε¬ 
μελίων ). 

4.3.6.3. "Ενδειξις έπί τών σχεδίων τών προτεινομένων 
μεθόδων άποφυγής θορύβων έκ συρμών μεταβιβαζομένων 
εις τό περιβάλλον (μέσω φρεάτων έξαερισμοΰ ή άναρρο- 
φήσεΐύς άέρος κλπ.). 

. 4.3.6.4. Ένδειξις έπί τών σχεδίων τής προτεινομένης 
άκουστικής προστασίας πρός έλεγχον τοϋ χρόνου τών δι’ 
άέρος μεταβιβαζομένων άντηχήσεων είς τούς σταθμούς καί 
κατά μήκος τών γραμμών. 

4.3.6.5. "Ένδειξις περιοχών περαιτέρω μελετών καί 
λεπτομερών έρευνών έκτελεσθι^σομένων μετά τψ δλο- 
κλήρωσιν τής προμελέτης. 

4.3.6.6. Σύστασις τύπου ύποδομής γραμμής συμφώνως 
πρός τάς συγχρόνους μεθόδους άπ’ εύθείοις συνδέσεως τών 
σιδηροτροχιών. 


4.3.6.7. 'Τπόδειξις μελετών έλέγχου θορύβου διά τό 
τροχαϊον υλικόν καί προσδιορισμός τών έλαχίστων κρι¬ 
τηρίων, τά όποια ύπόκεινται εις δοκιμασίας υπαίθρου, 
διά τήν έκτελεσίν των. 

4.3.6.8. Διατύπωσις κριτηρίων θορύβων καί κραδασμών 
κατασκευής άναλόγως τών έκάστοτε ειδικών κατηγοριών 
περιβάλλοντος. 

4.3.6.9. Συστάσεις περί έλέγχου τοϋ θορύβου καί τών 
κραδασμών κατά τ/)ν κατασκευήν, ώς καί περί τών ανα¬ 
γκαίων προλητετικών μέτρων διά τήν διατήρησιν' τών αρ¬ 
χαιολογικών καί ιστορικών μνημείων. 

4.3.7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

4.3.7.1. 'Ο ΣΜ θά άναπτύξη προκαταρκτικόν σχέδιον 
τών σταθμών, υποσταθμών, έργοταξίων, έπισκευών, χώρων 
ύττηρεσίας ώς καί οίουδήποτε έτέρου παρεμφερούς κτιρίου, 
μέ έπαρκή λεπτομέρειαν έπιτρέπουσαν είς τόν Σύμβουλον 
τής 'Οριστικής Μελέτης' όπως έφαρμόση έγκεκριμένον αρχι¬ 
τεκτονικόν γενικόν σχέδιον. 

Γενικώς ή αρχιτεκτονική θά προσαρμοσθή πρός τάς παρα- 
δεδεγμένας ' Ελλη νικάς άρχάς καί κατά τό δυνατόν θά έξε- 
τασθοΰν τά ώφέλη έκ τής έκμετα?λεύσεως τών ήμιορόφων 
καί τών κοινοχρήστων χώρων διά τής έγκαταστάσεως κατα¬ 
στημάτων πωλήσεως ποικίλων είδών, εστιατορίων, κατα¬ 
στημάτων λαϊκής τέχνης ώς καί ετέρων ευκολιών. 

4.3.7.2. θά ληφθή μέριμνα διά τήν έπίδρασιν τής κατα¬ 
σκευής τοϋ Μετρό έπί τοϋ περιβάλλοντος άπό άπόψεως 
άποφυγής ένοχλήσεων έκ τής κατασκευής καί αισθητικής 
προσαρμογής τών σταθμών. 

4.3.7.3. Έκπόνησις διατάξεως ύττηρεσιακών χώρων 
μετά περιγραφής, άριθμοΰ καί θέσεως άπάντων τών ύττη- 
ρεσιακών καί βοηθητικών χώρων είς τούς σταθμούς έπι- 
βατών καί συντονισμός τούτων μετά τών ύπό τοϋ 'Τπουρ- 
γείου παραδοθέντων κατευθυντηρίων σχεδίων. 

4.3.7.4. Σχέδια ύπό κατάλληλον κλίμακα, θά περιλαμβά¬ 
νουν έσωτερικάς διαστάσεις, διαστάσεις καί θέσεις θυρών 
καί γενικών διακοπτών ώς καί υψομέτρου δαπέδων δι’ 
άπαντας τούς βοηθητικούς χώρους, χώρους πινάκων δια¬ 
νομής, υποσταθμούς ελξεως ύττηρεσιακούς χώρους, κυλιο- 
μένας κλίμακας, διόδους, εισόδους χώρους έπιβιβάσεως 
(άποβάθρας) καί ήμιορόφους. 

Τά ώς άνω σχέδια θά περιλαμβάνουν ώσαύτως τάς το¬ 
ποθεσίας τών περιπτέριον, θυρών, πινάκων έπεξηγηματικών 
χαρτών, μηχανών αυτομάτου πωλήσεως εισιτηρίων, τη¬ 
λεφωνικών θαλάμων, θηκών μέ πυροσβεστικά έφόδια ώς 
καί πάσης έτέρας έγκαταστάσεως. 

4.3.7.5. Σχέδιον διατάξεως στάθμου είς τό ύψος τών 
σιδηροτροχιών, τοϋ ήμιορόφου καί τής είσόδου μετά δια- 
τομών, είς τρόπον ώστε νά προσδιορισθοϋν αί άρχιτεκτονικαί 
συσχετίσεις, αί διαστάσεις, αί παράμετροι δομικών μεγεθών 
καί αί τοποθεσίαι τών κυρίων έσωτερικών άγωγών. 

4.3.7.6. Καθορισμόν έν κατόψει καί τομή τών υποστα¬ 
θμών Ιλξεως, τών σταθμών διακοτιής ρεύματος, των ψυ¬ 
κτικών έγκαταστάσεων, τών κτιρίων καθαρισμού καί έπι¬ 
σκευών ώς καί παντός έτέρου συναφούς κτίσματος. 

4.3.7.7. "Ένδειξις συγκεκριμένης διατάξεως άπάντων τών 
κυριοτέρων στοιχείων διαμορφώσεως τοϋ περιβάλλοντος 
έχόντων σχέσιν μέ τήν μελέτην περιλαμβανομένου καί τοϋ 
έξωτερικοϋ φωτισμού. 

4.3.8. ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

4.3.8.1. Έκπόνησιν κεχωρισμένων σχεδίων δι’ έ'ργα 
κοινής ώφελείας βάσει τών ύφισταμένων σχεδίων παραδο¬ 
θέντων ύπό τού Υπουργείου διά : 

"Αγωγούς ύδρεύσεως 

"Αγωγούς άποχετεύσεων 

"Αγωγούς φωτισμού 
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Αγωγούς άεριόφωτος 
Αγωγούς τηλεφώνων 
"Ετερα 

Κλίμακες ; Όρι,ζοντίως 1:200 
Κατακορύφως 1:100 

4.3.8.2. Έκπόνησιν συνθέτου σχεδίου περιλαμβάνοντος 
άπαντα τά εις τήν παράγραφον 4.3.8.1. άναφερόμενα έργα 
κοινής ώφελείας. 

4.3.8.3. Τά υπάρχοντα καί προτεινόμενα έργα κοινής 
ώφελείας θά έμφανισθοϋν έν κατόψει. Θά εκπονηθούν μη- 
κοτομαί διά τάς προτεινομένας γραμμάς, έτερα δέ διασταυρού¬ 
μενα έ'ργα κοινής ώφελείας θά σχεδιασθοϋν ινα έξασφαλισθή 
ή μη εμπλοκή των μετά τοΰ Μετρό. 

4.3.8.4. Συστάσεις περί των έργων κοινής ώφελείας, 
άτινα δέον νά μετατοπισθοΰν προ τής ένάρξεως κατα¬ 
σκευής τοϋ Μετρό. 

4.3.8.5. Συστάσεις ποια έργα κοινής ώφελείας δέον νά 
μετατοπισθοΰν διαρκούσης τής κατασκευής τοϋ Μετρό 
και ποια δύνανται νά ύποστηριχθοϋν επί τόπου. 

4.3.8.6. Συζήτησις μέ τάς διοικήσεις των έργων κοινής 
ώφελείας περί τής πρακτικότητος των προτάσεων τοΰ ΣΜ 
καί άπόκτησις τής εγγράφου των προκαταρκτικής έγκρί- 
σεως των προτεινομένων λύσεων. 

4.3.8.7. Σύστασις καί σύνταξις γενικού σχεδίου συμφω¬ 
νητικού προς υπογραφήν μεταξύ τοΰ Υπουργείου καί έκά- 
στης Εταιρείας κοινής ώφελείας. 

4.3.9. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Σχεδίασις απάντων των τεχνικών έργων τής κυρίας γραμ¬ 
μής, ειδικών έργων άλλαγής τροχιάς, διασταυρώσεων καί 
έργων σχετικών μέ τήν υποδομήν, συμπεριλαμβανομένων 
καί τών διακένων (γκαμπαρί) άποστραγγίσεων, λεπτομε¬ 
ρειών τών χρησιμοποιηθησομένων υλικών καί μεθόδων κα¬ 
τασκευής. 

Λεπτομερείας τής άγκυρώσεως τής σιδηροτροχιάς, μέ 
ύπόδειξιν ορίων τμημάτων απ’ ευθείας άγκυρώσεως τής 
σιδηροτροχιάς καί τμημάτων μέ έρμα. 

4.3.10. ΜΗΧΑΝΑΛΟΓΙΚΑ 

4.3.10.1. Γενικά 
Αποστραγγίσεις 
' Υδραυλικά 
Έξαερισμός 
Κλιματισμός 
θέρμ,ανσις 

Εγκαταστάσεις ψυχρού ύδατος 
Κυλιόμεναι κλίμακες 

Κλίμακες : 1:2000 
1:100 
1:50 

4.3.10.2. Τά σχέδια τών έργων άποστρα-(γίσεως θά 
περιλαμβάνουν τήν κλίσιν τής άποστραγγίσεως, τάς θέσεις 
τών άντλιοστασίων, τον τύπον άντλίας καί τάς συνδέσεις 
μέ υφισταμένους άποχετευτικούς αγωγούς. 

4.3.10.3. Τά σχέδια τών υδραυλικών εγκαταστάσεων θά 
εμφανίζουν τήν γενικήν διάταξιν τού υδραυλικού δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων καί τών άντλιών άκαθάρτων καί τής 
συνδέσεως μετά,τών υφισταμένων υπονόμων. 

4.3.10.4. Τά σχέδια έξαερισμού τών σηράγγων θά έμφα- 
νίζουν τάς θέσεις τών άναρροφητικών φρεάτων, άνεμιστήρων 
καί φρεάτων έξαερισμού, τάς διαστάσεις τών φρεάτων, τον 
αριθμόν τών άνεμιστήρων, προβλέψεις προσπελάσεως και 
διαγράμματα ροής άέρος. 

4.3.10.5. Τά σχέδια έξαερισμού και κλιματισμού τών 
βοηθητικών χώρων θά εμφανίζουν τόν έξοπλισμόν μέ τάς 


κατά προσέγγισιν διαστάσεις αυτού, τάς τοποθεσίας τήν 
διάταξιν τών άγωγών καί τών σωληνώσεων ώς καί δια¬ 
γράμματα τής ροής άέρος. 

4.3.10.6. Τά σχέδια έξαερισμού τών σταθμών θά έμ- 
φανίζουν τάς όπάς εισαγωγής, όπάς εξαγωγής εις τό δψος 
τής οδού θέσεις καί κατά προσέγγισιν διαστάσεις εξοπλισμού 
ως καί δίκτυον σωληνώσεων μετά διαγραμμάτων ροών. 

4.3.10.7. Τά σχέδια κλιματισμού τών σταθμών θά εμ¬ 
φανίζουν τάς θέσεις καί τάς κατά προσέγγισιν διαστάσεις 
τοΰ εξοπλισμού, τάς θέσεις έσχαρών τροφοδοτήσεως καί 
επιστροφής, τά στόμια υποδοχής εξωτερικού άέρος, διά- 
ταξιν άγωγών καί σωληνώσεων ώς καί διαγράμματα ροής 
άέρος καί υγρών. 'Η άρχιτεκτονική μελέτη τών σταθμών 
θά συμβιβάζεται μετά μελέτης οικονομικού καί άποδοτικοΰ 
συστήματος κλιματισμού. 

4.3.10.8. Τά σχέδια έγκαταστάσεων ψυχρού ύδατος 
θά εμφανίζουν τάς θέσεις καί τάς κατά προσέγγισιν δια¬ 
στάσεις άπαντων τών μηχανικών καί ήλεκτρικών (μόνον 
ενέργεια) συσκευών, τάς σωληνώσεις καί τά διαιγράμματα 
ροής, το σύστημα έξαερισμού πλήρες μετ’ άγωγών καί δια¬ 
γραμμάτων ροής άέρος. Θά εμφανίζουν ωσαύτως άπάσας 
τάς θέσεις προσεγγίσεως προσωπικού καί εξοπλισμού. 

4.3.10.9. "Ενδειξις παροχής ήλεκτρικής ένεργείας είς 
άπαντα τά κυριούτερα μέρη τοΰ μηχανικού έξοπλισμοΰ, 
συμπεριλαμβανομένης τής έφεδρικής κινητήριου δυνάμεοις 
(εάν άπαιτεϊται τοιαύτη δύναμις). 

4.3.10.10. "Ελεγχον τών άπαιτήσεων Κυκλοφορίας Επι¬ 
βατών ώς περιγράφονται εις τό Σχέδιον Γενικής Διατάξεως 
διά τήν Κεντρικήν Περιοχήν καί τήν Τεχνικήν Μελέτην Σκο- 
πιμότητος καί προσδιορισμόν τοΰ άριθμοΰ καί τών θέ<ιεων 
τών κυλιομένων κλιμάκων. 

4.3.10.11. Τά σχέδια τών φρεάτο^ν τών κυλιομένων 
κλιμάκων καί τοΰ εξοπλισμού αύτών θά έμφανίζουν τό 
άπαιτούμενον πλάτος, μήκος καί βάθος διά τάς δοκούς καί 
τόν μηχανισμόν κινήσεως τών κυλιομένων κλιμάκων, τά 
σταθερά σημεία τής δοκού, άκρα καί ένδιάμεσα σημεία 
στηρίξεως καί φορτία αντιδράσεων εις τά σημεία ταύτα, 
λεπτομερείας τής δοκού, τάς ήλεκτρικάς εγκαταστάσεις, 
τήν προσπέλασιν πρός τό φρέαρ τών κλιμάκων, πρός τό 
μηχανοστάσιον καί φρέαρ προσπελάσεως διά τήν έγκατά- 
στασιν τού εξοπλισμού καί διά σαντήρησιν, έξαερισμόν μη¬ 
χανοστασίου, άποχέτευσιν ύδάτων φρέατος καί προστασίαν 
έναντι πυρκαϊάς. 

4.3.11. Η ΑΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 

4.3.11.1. Γενικά 

Κίνησις 

'Ι’ποσταθμοί 

Έναλλασσόμενον ρεύμα 

Φωτισμός 

Κλίμαξ : 1:200(.) 

4.3.11.2. Τά σχετικά πρός τήν κινητήριου δύναμιν σχέ¬ 
δια θά περιλαμβάνουν τούς υποσταθμούς, τούς θετικούς τρο- 
φοδότας, τάς εΐδικάς εργασίας είς τάς γραμμάς, τάς τυχόν 
άρνητικάς έπιστροφάς, διάκενα μεταξύ τμημάτων καί χώρων 
διακοπής ρεύματος θά έμφανίζο)νται ωσαύτως αί συνδέσεις 
δι’ επιστροφήν ρεύματος, ή καθοδική προστασία ώς καί 
αί είσοδοι εΐ; τούς χώοους τού Μετρό τών καλωδίων τής 

Δ,Ε.Η. 

4.3.11 .,3. Σχέδιον τής διατάξέως υποσταθμού μεθ’ όλου 
τοΰ κυρίου αύτού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων καί 
τών χώρων συσσωρευτών, τών προσπελάσεων καί τών 
στομίων έπισκέψεως. 

4..3.11.4. ’Ένδειξιν σημείοιν λήψεως έναλλασσομένου 
ρεύματος, θέσεων χώρων πινάκοιν διάνομής. βοηθητικών 
χώρων, εξοπλισμού έκδόσεως εισιτηρίων, περιπτέρων, κυ¬ 
λιομένων κλιμάκΐ'^ν καί τροφοδοσίας είς κινητήριαν δυναμιν 
τοΰ μηχανικού καί ήλεκτρικού έξοπλισμοΰ. Θά αναφερθούν 
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:·1 8',αστάσει.ζ των χώρων ως καί ή δι,άταξις του έξοπλι- 

τμοϋ. 

4.3.11.5. Σχέδια φωτισμού έμφανίζοντα τάς άρχάς τής 
διατάξεως τοΰ φωτισμού των σταθμών καί των σηρά'ρ^'ων 
συμ-εριλαμβανομένου καί τοΰ έφεδρικοϋ φωτισμού. 

4..3.11.6. Σχέδιον των έσχαρών γειώσεως απάντων των 
■-■ποσταθμών των χώρων πινάκων διανομής, των βο'/)θη- 
τικών χώρων, των σταθμών διακοττής τροφοδοσίας ρεύματος 
καί τών υποσταθμών ελξεως. 

4.3.11.7. Μονογραμμικον διάγραμμα τοΰ δικτύου δια- 
"νμής ρεύματος μεθ’ όλων τών κυριωτέρων συσκευών συμπε¬ 
ριλαμβανομένων, άλλα μή περιοριζομένοιν, είς μετασχη- 
ματιστά.ς. τροφοδότας, πίνακας, φορτωτάς, άνορθωτάς, 
κέντρα ελέγχου μηχανών κλπ. 

4.3.11.8. Χαρακτηριστικά εξοπλισμού, διαστάσεις καί 
■.'.ρότυπα. ' Γποβολήν λεπτομερών υπολογισμών μελέτης διά 
μεγέθη μετασχηματιστών-άνορθωτών, μεγέθη τροφοδοτών- 
διακοπτών καί διαστάσεις καλωδίο)ν δι’ υπολογισμού διά 
φορτίσεις ΚΜ8 (μέση τετραγωνική άπόκλισις) κατά τάς. 
ώρας αιχμής. 

4.3.12. Ε.λΕΓΧΟΣ ΣΓΡΜΩΧ Κ.ΛΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ! 

1 ά σχέδια ταύτα θά είναι άπλώς σχηματικά. .41 πληρο- 
φορίαι περί ελέγχου συρμών θά περιλαμβάνουν τήν διά- 
ταξιν τών γραμμών, τάς περιοχάς άλληλοσυνδέσεως ώς 
καί τά σημεία ρευματοληψίας. Θά εμφανίζουν ωσαύτως τάς 
ρ ηκοτομάς, έπικλίσεις γραμμής καί τούς περιορισμούς τα¬ 
χυτήτων ώς καί τάς τυπικάς. θέσεις σημείων ελέγχου, ορίων 
αποκλεισμού συρμών καί τάς θέσεις μονώσεων σιδηροτρο¬ 
χιών. Αί περί τών επικοινωνιών πληροφορίαι θά περιλαμβά¬ 
νουν τήν κατά προσέγγισιν θέσιν άναγκαιού'/τος εξοπλισμού 
(>ς καί τον τύπον αύτοϋ. Χωριστόν σχέδιον θά έμφανίζη 
τχυτοχρόνως τό σύστημα ελέγχου τών συρμών καί τό 
σύστημα επικοινωνιών θά περιλαμβάνη δέ : Τηλέφωνα, 
Ραδιόφωνα, Τηλοψία κλειστού κυκλούματος, Σήματα κιν- 
ούνου πυρκαϊάς, καί προστασία έκ κλοπών ώς καί σιΰστημα 
δημοσίας επικοινωνίας μετά τοΰ κοινού. 


4.3.13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΑΕΓ.ΧΟΤ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

4..3.13.1. Ο ΣΜ θα εκτελεση γενικόν έλεγχον άπαντος 
του διαθέσιμου εφοπλισμού διά τον έλεγχον τών εισιτηρίων 
και θα υποβαλη προτασιν δια το πλέον ενδεδειγμένον σύστημα 
διά τάς άνάγκας τού .Μετρό ’.ΑΘηνών, λαμβάνων ύπ' οψιν ; 

α) 3 ην μεγιστοποιησιν τιυν διευκολύνσεων διά τούς 
έπιβάτας. 

β) Συγκριτικά ώφέλη έκ τής έκδόσεως μοναδικής ή πολ¬ 
λαπλής άξίας εισιτηρίων. 

Υ) Χχε·ι.κά ώφέλη έκ τοΰ μεγίστου βαθμού αυτοματι¬ 
σμού εν συγκρίσει με τήν έπιθυμίαν προσφοράς εργασίας 
συμπερίΛαμβανομενων και των οικονομικών συνεπειών. 

δ) Ελεγχον τής ισχύος τοίν εισιτηρίων μεταφοράς ή 
τών σχετικών αποδείξεων. 

ε) Ευκολία εις την λειτουργίαν καί τήν συντήρησιν. 
στ) Δυνατότητα κατανομής τών εσόδων μεταξύ τών 
διαφόρων ύποδιαιρέσεων τού συστήματος Μετρό (Μετρό, 
Η.Σ..4.Π. καί επιγείους μεταφοράς διά λεωφορείων). 

ζ) Διευκόλυνσιν εις τήν συλί.οηην στατιστικών στοι¬ 
χείων. 


4.3.14. ΗΡυΐΤΑ.ΜΜΑΤΑ Κ.4ΤΑΣΚΕΤΗΣ 

4..,1.14.1. Εκπόνησις άρτιου καί καλώς οργανωμένου 
δι εκαστην γραμμήν, το οποίον να έμφανίζη 
. ην αναλυσιν τοΰ ΣΜ ενός πιθανού ή τεχνικώς εφικτού προ- 
ραμματος κατασκευής. Ια προγράμ.ματα θά εκπονηθούν 
ε ς επίπεδον λεπτομερειών συναφές μ.έ το επίπεδον προ- 
ι.ιελέτης., 


υ.·3.Ι.ί.2. Απασαι αι κυριωτεραι εργασίαι θά εμφανί- 
ύωνται γραφικώς (χρονοδιάγραμμα) ειδικούς δέ ώρισμένα 
^'Τίχζ-',χ ΆΛΐ ο·^>'ρί^/,ρ;;μ.εν3!ί £ργ360··ίίβί ετέρων 
εργολάβων ή όργανιαμών '5ά αημειοόντ® σαφώς. ΣύντομΛς 


περιγραιφή -5ά συνοδεόη εοΛστον πρόγραμμοί μέ έξηιγηρεις τών 
/α*ρ':ωτέρων παιρ'αόοχών /.οιί αριτηρίων έπί τών όποιων έβασί- 
σάηι τό πρόιγραμμα. 

4.3.14.3. Θά έκπονηθή πρόγραμμα κατασκευής δι’ ολό¬ 
κληρον τό σύστημα βασιζόμενον επί τής μεθόδου κρίσιμου 
διαδρομής (ΕΡΜ). Ή άνάλυσις τού δγκτύου θά περιλαμβάνη 
άπάσας τάς δραστηριότητας καί έ'ργα αναγκαία διά τήν 
ένταξιν τοΰ ύπάρχοντος συστήματος καί θά έμφανίζη τάς 
κυρίας υποδιαιρέσεις ενεργειών μέ άπαντας τούς οργανισμούς 
καί ΰττηρεσίας κοινής ώφελείας, τήν άλλ.ηλοσυσχέτισιν τών 
ενεργειών τούτων εις όσον αφορά τήν έξάρτησιν, σύμπτωσιν 
κλπ. ώς καί τήν διάρκειαν έκάστης ένεργείας. 

4.3.1δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟ¬ 
ΣΤΟΥΣ 

'Ο ΣΜ θά συντάξη προκαταρκτικούς προϋπολογισμούς 
διά εναλλακτικάς λύσεις, μεθόδους κατασκευής καί παραλ- 
λαγάς μελετών πρός ίκανοπθ'ίηρ··!ν τών άχαιτήιοεων τοΰ 
έργοιυ εις δ.τι άφορά μελέτην—χρόνον—^όελχιστοοποίησιν κό¬ 
στους. Συνθήκαι δυνάμεναι νά έττηρεάσουν τήν δαπάνην θά 
έπισημανθοΰν ύπό τοΰ ΣΜ, δστις καί θά έπιστήση τήν προ- 
σοχήν τοΰ Υπουργείου έπί τοΰ γεγονότος τούτου. 'Ο ΣΜ 
θά συντάξη προϋπολογισμόν διά τό σύνολον τών κατασκευών 
επαρκώς λεπτομερή καί συμβαδίζοντα μέ τά σχέδια τής 
προμελέτης. 

'Ο προϋπολογισμός ούτος θά ύποδιαιρεθή εις κονδύλια 
πληρωτέα εις δολλάρια καί εις κονδύλια πληρωτέα εις δρα- 
χμάς. Χωριστός προϋπολογισμός θά καταρτισθή δι’ έκάστην 
γραμμήν, ό δέ τύπος τοΰ προϋπολογισμού θά είναι ομοιόμο¬ 
ρφος δΓ άπάσας τάς γραμμάς. Εις περιτττώσεις καθ’ ας ή με¬ 
λέτη δέν είναι έπαρκώς άνεπτυγμένη ώστε νά καθίσταται δυ¬ 
νατή ή σύνταξις προϋπολογισμών, δύνανται ώρισμένα ποσά 
νά περιληφθοΰν ώς «άπρόβλεπτα» "Αλλως οί προϋπολο¬ 
γισμοί δέν θά περιλαμβάνουν άπρόβλεπτα. Οί προϋπολογισμοί 
θά βασίζωνται έπί τιμών ήμερομισθίων^ ένοικίων μηχανη¬ 
μάτων καί άξίας ύ>κκών έν ΐσχύϊ έν ’Αθήναις κατά τό τε- 
λευταϊον πρό τής υποβολής έκάστης έκθέσεως έξάμηνον. 

4.4. ΥΠΟΒΟΛΑΙ 

4.4.1. ΜΗΝΙΑΙΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑ¬ 
ΣΙΑΣ 

"Ολαι αί ύποβολαί αί άναφερόμεναι εις τήν παρούσαν 
παράγρχψον όά καλύφουν κεχωιρισμένως έκαστον εκ τών αύ- 
τοτελών συττημάτων λειτουργίας ή έξυπηρετήσεως τοΰ ""Ερ»- 
γου. Δυο φωτοτυχίαι ΰχό σμιίκρυνσιν 1 ;2 απάντων τών σχεδίων 
ύά όποιδάλλωνται μηνιαίως εις τά γραφιεΐα τοΰ Υπουργείου 
όμ-οΰ μετά τής μηνιαίας άναφοράς προόδου έργασίας πλήν 
τών περιπτώσεων ύπο^,ήις τής Προκαταρκτικής και 'Ορι- 
στικής προς ’Έλ^εγχον άναιφοράς αί όποΐαι -3ά άντικαταστή- 
σουν τας πλησιεστέρας προς αύτάς μηνιαίας άναιφοράς προό¬ 
δου εργασίας. Τά εις τάς προς έλεγχον ύπο&αλλαμιέναις ανα¬ 
φοράς σχέδια δέν -3ά είναι ύπό σμίκρυνσιν. 

4.4.2. ΕΑΕΓΧΟΣ 

Διά τάς δύο (2) ύποβΟλάς πρός έλεγχον δι’ έκάστηνγραμμήν 
ο ΣΜ θά ύποβάλη σειράς σχεδίων εις τά όποια θά έχουν έν- 
σωματωθή ή έπεξηγηθή τυχόν προγενέστεραι παρατηρή¬ 
σεις 

Φάσεις Ελέγχου 'Υπουργεϊον 

Προκαταρκτική 2 σειραί 

'Οριστική 2 σειραί 

Επί πλ,έον καί πρός τυχόν πληρέστερον συντονισμόν ό 
ΣΜ θά ύποβάλη σειράν σχεδίων εις οργανισμούς ή 'Εται- 
ρίας κοινής ώφελείας. 

4.4.3. ΥΠΟΒΟΑΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΝΈΑΕΓ 
ΧΟΝ 

'Η προκαταρκτική υποβολή θά δώση εις τό 'Ι'πουργεΐον 
μιαν ιόεαν τού τρόπου κατά τόν όποιον γενικώς θά έκτε- 
/ιεσθη τό έργον. 

Εϊδικούτερον ή υποβολή αΰτη θά περιλαμβάνη άλλα δέν 
θά περιορίζεται εις τά ακόλουθα δι’ έκάστην γραμμήν ; 
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^ίέσεις τ<7)ν τεχ'^ιν.ών έργων. Τά σχέδια 
ταϋτα τα οποία δέν ύφίσταται άνάγκτ) νά περιληφθοϋν'είς 
τήν οριστικήν σε.ράν σχεδίων, θά εμφανίζουν ίκανάς λε¬ 
πτομέρειας ίνα απεικονίζουν τάς γενικάς γραμμάς τήε μελέ- 

Αι οριζοντιογραφιαι και διατομαί θά εμφανίζουν τήν 
εγγύτητα τιον υπαρχόντων τεχνικών Ιργων προς τά έργα 
του Μετρό. 

4.4.3.2. Οριζοντιογραφίαι και μηκοτομαί των μαθημα- 
τικώς πλήρως ηλεγμένων οριζοντίων καί κατακορύφων χα¬ 
ράξεων των γραμμών τοϋ Μετρό συμπεριλαμβανομένων και 
ειδικών έργων γραμμής. 

4.4.3.3. Ίδέαι περί σταθμών περιλαμβανομέ'.'ης καί 
τής διακινήσεως επιβατών. 

Διάταξις των σταθμών εις τό ύψος των τροχιών, είς τό 
μεσοπάτωμά καί είς τό ύψος τοϋ καταστρώματος τής όδοΰ 
μετά διατομών έμφανιζουσών τήν αρχιτεκτονικήν συσχέ- 
τισιν. 

4.4.3.4. θέσις έν όριζοντιογραφία καί ύψομετρικώς τών 
υποσταθμών κινήσεως, τών σταθμών δ,ακοττής ρεύματος, 
τών χώρων πινάκων διανομής καί τών ψυκτικών εγκατα¬ 
στάσεων. 

4.4.3.5. Εκθέσεις συνοψιζούσας τάς μεθ’ έτέρων 'Τττη- 
ρεσιών έπιτευχθείσας συμφωνίας δι’ άς ΰΐξοβληθήσονται σχέ¬ 
δια συμφωνητικών, ώς καί τάς άπαιτοϋμένας εγκρίσεις 
τρίτων αί όποϊαι θά έττηρεάζοιν τάς άρχάς τής μελέτης. 

4.4.3.6. Τό 'Τπουργεϊον δέον νά άποπερατώση τον έλ.εγ- 
χόν του εντός μηνός από τής υποβολής. 

4.4.4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΝ ΕΛΕΓΧΟΝ 

4.4.4.1. Κατά τήν υποβολήν πρός όοιστικόν έλεγχον, 
ό ΣΜ, δι’ έκάστην γραμμήν θά ύποβάλη πλήρη προκαταρ¬ 
κτικά σχέδια ήλεγμένα καί περιλαμβάνοντα λελυμένας 
άπάσας τάς γενομένας παρατηρήσεις ώς αυτάι λεπτομερώς 
άναφέρονται είς τήν παράγραφον 4. 3. 

4.4.4.2. 'ά^ποβολή δύο (2) αντιγράφων απάντων των 
προϋπολογισμών καί δικαιολογητικών εγγράφων. Τά τε¬ 
λευταία ταϋτα θά περιέχουν επαρκείς λεπτομέρειας δι’ 
έλεγχον ύπό τοϋ "Υπουργείου. 

4.4.4.3. Υποβολή έκΟέσεως συνοψιζούσης τάς μεθ’ 
έτέρων Υπηρεσιών έπιτευχθείσας συμφωνίας, δι’ άς ύπο- 
βληθήσονται σχέδια συμφωνητικών ώς καί τάς άπαιτοϋμένας 
εγκρίσεις τρίτων αί όποϊαι θά επηρεάζουν τάς άρχάς τής 
μελέτης. 

4.4.4.4. "Υποβολήν δύο (2) αντιγράφων τών υπολογισμών 
τής μελέτης μετά πίνακος περιεχομένων συμπεπληρωμένου 
καί ήλεγμένου δι’ άπαντα τά κονδύλια. 

4.4.4. δ. Τό "Υπουργεϊον δέον νά άποπερατώση τον 
έλεγχόν των εντός 1δ ήμερών από τής υποβολής, 

4.4.,δ. ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

Άφοϋ αί τελικαί παρατηρήσεις συμπεριληφθοϋν ή άλλως 
λυθοΰν, ό ΣΜ θά ύποβάλη τά ακόλουθα δΓ έκάστην Γραμ- 
μήν 

α) Τά πρωτότυπα ιτυμβατικά σχέδια είς κανονικόν μέ¬ 
γεθος, ήλεγμένα έσφραγισμένα καί έτοιμα πρός άποτύπιο- 
σιν. 

β) Όκτώ (8) σειράς φωτοτυπιών τών συμβατικών σχε¬ 
δίων εις κανονικόν μέγεθος. 

γ) Στοιχεία (καρνέ) τών τοπογραφικών εργασιών. 

δ) Τέσσαρα (4) άντίγραφα άπάντων τών ΰπολογισμοίν 
μελέτης μετά πίνακος περιεχομένων. 

ε) "Απαντα τά σχέδια κτιρίων, άπαντα τά σχέδια έργων 
κοινής ώφελείας ώς καί παν έτερον υλικόν συλλεγέν ύπό ή 
παραδοθέν είς τον ΣΜ. 

στ) Χρονοδιάγραμμα κατασκευής. 

ζ) Δήλωσιν ύπό διπλωματούχου μηχανικού ή άρχιτέ- 
κτονος δτι τά σχέδια καί αί προδιαγραφαί συμφωνούν πρός 
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τους όρους τοίν τεχνικοίν καί άρχιτεκτονικών άπαιτήσεων 
τών έν ίσχύϊ κανονισμών, ,έπισημαινομένων τών άποκλί- 
σεων έξ αυτών, λόγω τής φύσειος τοϋ έργου διά κατα- 
σκευάς, δι’ άς δέν ύφίσταται δυνατότης εφαρμογής τοιν. 

η) Έκθεσιν περιγράφουσαν τον Συντονισμόν μέ οργα¬ 
νισμούς καί προσδιορίζουσαν τάς συμφιονίας καί διαφωνίας 
δΓ έκαστον είδος έ'ργου. 

θ) Γενικήν έκθεσιν άναφέρουσα όνομαιίτικώς τάς είδικάς 
ύπό τρίτων πρός συμπλήρωσιν τής μελέτης' άπαιτουμένα: 
συγκεκριμένας ένεργείας καί άνευ τής έγκρίσεως τίο; 
οποίων έγκαιρος έκπόνησις τής "Οριστικής .Μελέτης κα¬ 
θίσταται άδύνατος. 

ό.δ. ΠΡΟΓΡ.ΥνίΜΛ ,\1Ε.\ΕΤΙΙΣ 

, ήμερίύν από τήν λήψιν τής Εντολής 

Ένάρξεως ό ΣΜ θά έκπονήση καί θά ύποβάλη εις τό "Υπουρ- 
γεϊον πρός έγκρισιν χρονοδιαγράμματα προόδου εργασίας 
μελέτης τύπου «καμπύλης .8». "Ο ΣΜ θά τηρήση τό ώς άνιν 
χρονοδιάγραμμα ένημερωμένον διά τόν σχεδιασμόν τοϋ 
έργου καί διά τον έλε^-χον αύτοΰ. Τό χρονοδιάγραμμα τούτο 
θά περιλαμβάνη πλήρη γραφικήν παράστασιν άπάντοκ; τών 
κυριωτέρο^ν έργο^ν τής μελέτης ιός καί τών περιπτιόσείον 
άναγκαιουσών διά τήν έκτέλεσιν τοϋ έργου διά τής χρήσειοτ 
εγκεκριμένων προτύπων τεχνικής προγραμματισμού καί 
επι πλέον θά έμφανίζη κατά σαφή τρόπον άπάσας τάς ύπό 
τών παραγράφων 4.3.1. έως καί 4.3.14. περιγραφομένα : 
εργασίας. 

4.5.2. Ό Σ.νΐ θά ύποβάλη Μηνιαίας Εκθέσεις Προόδου 
Εργασίας είς τό "Υπουργεϊον. "Εκαστη τοιαύτη έκθεσι: 
θά περιλαμβάνη τά ακόλουθα : 

4.5.2.1. Άντίγραφον έκάστης καμπύλης προόδου εργα¬ 
σίας τύπου «5» ιό; περιγράφεται άνωτέρο) έμφαινούσης τάς 
πραγματικάς προόδους εργασίας δΓ έκαστον επί μέρ-ου; κύ¬ 
ριον έργον. 

4.5.2.2. Π7,ήρη κατά.λογον τών προγραμματισΟέντων. 
πραγματικών ή πιθανών ημερομηνιών υποβολής πρός έλεγχον 
ώς καί τών ήμερομηνιίόν άποπερατώσεως. τής μελέτης. 
Θά ύπάρχη ένδειξις τών ημερομηνιών υποβολής δΓ έκάστηο' 
Γραμμήν. 

4.5.2.3. Περιγραφήν τών κυριίοτέροον έργασιοιν τής 
μελέτης έν έκτελέσει ή άποπερατωθεισών διαρκοϋντος τού 
μηνός. 

4.5.2.4. Συνοπτική κατάστασις τής ποσοστιαίας προόδου 
εργασίας δι’ έκαστον τυ.ήμα ιός καί διά τό σύνολον τήε μ.ε- 
λέτης. 

Λί οτυνοπτικαί αύται καταστάσεις Οά περιλαμβάνουν τή.· 
είς τήν προηγουμένην έκθεσιν άναφερθεϊσαν πρόοδον, τή < 
πρόοδον κατά τήν ύπ’ οψιν πεοίοδον και τήν νέαν συνο).ική / 
πρόοδον. 

4.5.3. "Η μηνιαία άναφορά προόδου εργασίας δέον ν.'·. 
υποβάλλεται εις τό "Γπουργεϊον τή.ν ή πρό τής 25ης έκαστου 
μηνός. "Η πρόοδος θά εμφανίζεται δΓ ολόκληρον τόν μήνα 
καί ώς έκ τούτου ή πρόοδος τών τελευταίων ήμερών Οά 
άποτελή πρόβλεφιν. Τό πριοτότυπον καί τρία άντίγρζο.·. 
έκάστης έκθέσειος Οά ύποβάλλωνται είς το Υπουργείο· . 

4..5.4. Τό "Υπουργεϊον Οά. είναι είς τήν διάθεσιν τοϋ ΣΜ 
διά πάσαν συμβολήν καί συνδρομήν είς ό,τι αφορά -τήν κατάρ- 
τησιν τών Μηνιαίων Αναφορών Προόδου Έργασίαε. 

ΟΙ ΣΙ'ΜΒΛΛΛΟΜΕ.ΝίΙΙ 

Διά τόν ΕΓίΌΛΟΐΠΝ Διά τόν ΜΕΛΕΤΗΤΗX 

Γ. ΒΟΠΛΤΖΗΣ Η. ΛΒΑ.85Ε 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ). ΒΛΟΗΕΕΕΖ 

Β. ΓΛΙ ΟΟΝΝΙΕΚ 
.Μ. Γ. ΛΡΩΝΗΣ 
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ΤΕΚΜδ ΟΡ ΚΕΡΕΚΕΝΟΕ 
ΡΛΚΤ I. 

ΡΚΟΙΕΟΤ ΒΕ5ΕΚΙΡΤΙΟΝ 

ΤΕθ ^βηβΓ&Ι Ιοοβίϊοη οί τουΐβδ αηά ί&οϊΐϊίϊβδ ο£ ΐΕβ 
ΜΕΤΚΟ 18 ΐη<1ΐο&Ιβ(1 ίη ΕχΕϊΕϊΙ I οί αΙΙ&οΕβίΙ Αρρβικίϊχ. 
ΤΕβ ρΓο]βοΙ Ϊ8 ίυΓίΕβΓ §βηβΓ&11γ άβίίηβά &η(1 άβδΟΓίΕβά 
ίη & ΓβροΓΐ, ΙΐίΙβίί ΑΤΗΕΝ3 ΜΕΤΚΟ ΕΕΝΤΚΑΕ ΑΚΕΑ 
ΜΑδΤΕΚ ΡΕΑΝ ΑΝΟ ΤΕΕΗΝΙΟΑΕ ΡΕΑδΙΒΙΕΙΤΥ 
δΤυΟΥ (ΜΑδΤΕΚ ΡΕΑΝ), ρΓβρίΐΓβά Εγ ΐΕβ ΙοίηΙ 
ΥβηΙιΐΓβ Όβ Εβιι\ν, €&ΙΕθγ ΙηίβΓη3ΐ.ΐοη&1 βικί νΥίΙΕυΓ 
δπιΐΐΕ Α88θοΐβ1β8 (ΟΟΙ/\νδΑ) ννΕίοΕ, ίο^βίΕβΓ ννΐΐΕ 
ΐΕβ ΒΕδΙΟΝ ΜΑΝΕΑΕ ΡΟΚ ΡΚΕΕΕΜΙΝΑΚΥ ΡΕΑΝδ 
ΑΤΗΕΝδ ΕΕΝΤΚΑΕ ΑΚΕΑ ΜΕΤΚΟ ΡΚ01Ε0Τ βΕβΙΙ 
οοηδίΐΙαίβ ΐΕβ Εα8Ϊο §υϊ(1βΕηβ8 ίοΓ ΐΕβ ϊιηρΙβπιβηίβΙ,ΐοη 
οί ίΕβ ΡίβΕιηϊηβΓγ δ1υ(1ΐθ8. ΑΕΕοιΐ£;Ε ΐΕβ ΑίΕθίΐδ ΜθΙγο 
0Θηΐ.Γ3ΐ Αγθ& ΜαβίβΓ Ρΐοη &η(1 Ρβ&δΐΕίΕΙγ δίαάγ Ϊ8 ίο 
80 Γνθ 38 ΐΕθ Ε&8Ϊ8 ίοΓ ίΕβ ρΓβΕπίϊΙΙ&Γγ 8ίυ(1ΐβ8, ϊί 18 
ηοί ίο Εβ οοηβίΓυβά &8 β π§ϊ(1 ηικΙ ίϊηβΐ άοουιηβηΐ. 
ΤΕβ ΜοδίβΓ ΡΙ&η ΓβρΓθ8βηί8 ΐΕθ οιιΐιηϊηβίΐοη οί ρΐοη- 
ιιΐη§ βιιάβ3νοΓ8 Ε388(1 οη ΐΕβ ΕββΙ ϊηϊοηηοίϊοιι ίΐν3ΐ- 
Ι&ΕΙθ 3ΐ ίΕθ Ιίιηβ οί ΐΐ8 ρΓβρβΓ&Ιΐοη. Αδ δυοΕ, ΙΕβ ΜβδΙβρ 
ΡΙβη \νΠ1 Εβ 8υΕ)βοΙ ίο οοηΐϊηιίθά ιηοάΐίΐο&Ιϊοαδ άυβ ίο 
ίϋΓίΕθΓ υράοίίη^ &η(1 Εβνβίοριηβηΐδ. Μοάΐίΐοβϋοηδ 
ιη&γ ρΓονθ ηβοθ88ΒΓγ ϊη ΐΕβ Ε§ΕΙ οί ίοΓίΕβΓ ρίβηηϊη^ 
θίίοΓίδ ΓβΙβΙβίΙ ίο ΐΕθ §Γθ3ΐθΓ ΑίΕβηδ Κβ^ίοη. ΤΕβ 
Μβίρο, &8 ρρβδβηΐΐγ ρΐαηηβιΐ, ίηοΐυάβδ αρρΓΟΧϊπιαΙβΙγ 
18.7 Ειη οί Γ&ρΐά ΐΓβηδίΙ ϊιηρΓονθίηΘηΙδ οοιηρΓΪ8Ϊη§ : 

&) ΤΕβ νβ88ΪΕ88Ϊ8 δοίί&8 Είηβ (Εΐηβ Α), ο ί&οΐΕΙγ 
ΘχΙβη(1ΐη§ βρρΓΟχΐΐϊΐ&ίβΙγ 4.5 Ειη ϊη 1βιι§ΐΕ ίΓοπι ΤΕϊδδϊοη 
ίο ΑπιΕβΙοΕΐρΐ. 

Ε) ΤΕβ δγ^Γου - ΡβηβρϊδΙίιηίου - Α§. Εοηδίβικϋηου 
Είηβ (Είηβ Β), & ί&βΠίΙγ βχίβηάίη^ ηρρΓοχίπιηίβΙγ 5.2 
Επί ίη Ιβη^Ε ϊγοπι Ρ&ηάίοδ ίο ΕηΓίδδΠ δΙ&Ιίοη νίη Οπιο- 
ηία δ(}υηΓβ. 

β) ΤΕβ ΑΙβχηηάΓβδ ΒοηΙβνβΓίΙ Είηβ (Είηβ Ο), β ίη- 
βίΕίγ βχίβηάίη» &ρρΓθχίπιβ{β1γ 4.2 Εηι ίη Ιβη^ίΕ ίροπι 
ΐΕβ ρΓοροδβά Εηπδδα ΤΓ&ηδροΓί&Ιίοη ΟβηίβΓ ίο ΑπιΕβ- 
ΙοΕίρί. 

ά) ΤΕβ ΑΐΙίΕί - ΜβίβχουΓ^ίοη - ΤΕίδδίοη Είηβ (Είηβ 
Β), 3 ίηοίΕΐγ βχΙβηΕίι^ βρρΓοχίηιαΙβΙγ 2.7 Ειη ίη 
Ιβη^ΐΕ ΕηΕίη§^ ίΕβ βχίδΐίη^ ΗδΑΡ ΑίίίΕί ηηά ΤΕίδδίοη 
δίηίίοη νίβ ίΕβ ρροροδβά Ε&πδδο ΤΓβηδροΓίηίίοη Οβη- 

ίβΓ. 


β) ΤΕβ νοιιΕβ^ιηβηίβ Είηβ (Είηβ Ε), & ίβοίΕΐγ βχ- 
ίβηιίίη" βρρΓοχίπίΒίβΙγ 2.1 Ειη ίη Ιβη^ίΕ ΕηΕίη^ ίΕβ 
ρΓορο8β(1 ΟΙγιηρίοη δίβίίοη ίο Β&ρΕηί. 

ί) Α11 ηΙίβΓηηίίνββ ίο ηΕονβ (ΙβββπΕβά βΐί^ηιηβηίδ 38 
δΕολνη ίη (ΙδβΕβΕ Ιίηβδ οη ΕχΕϊΕίί I, ίθ£; 0 ίΕβΡ \νίίΕ ηηγ 
οίΕβρ 3ΐΙβΓη3ίίνβ ννΕίοΕ ιηβγ Εβ ΓββοιηπιβηίΙβίί Εγ ίΕβ 
ΒΟ 3η(1 ίρυηιΐ ]υ8ίίίίβ(1 Εγ ίΕβ Μίηίδίργ. 

§) δίβίίοηβ, ηρρατίβηβηί ββΓνϊββ οοηηββίίοηβ, 8ίο- 
Ρ3§β γβΓάδ, 3η(1 ιηηίηίβηηηοβ ίηβίΐίίίββ ΕηΕίη§ ηηίΐ 8βΓ- 
νίη» ίΕβ βΕονβ (ΙβδορίΕβΛ Εηβδ 3ηά βοπιΕίηίη§ ίΕειη 
ίηίο 3 ίυΐΐγ ορβΓ3ίίοη3ΐ δγδίβιη. 

ΡΑΚΤ 2. 

ΟΚΟΑΝΙΖΑΤΙΟΝ ΜΑΝΑΟΕΜΕΝΤ ΑΝΒ ΒΙΚΕΕΤΙΟΝ 
2.1. ΜΙΝΙδΤΚΥ ΟΡ ΕΟΜΜυΝΙΕΑΤΙΟΝδ 

2.1.1 ΙΥΕβηβνβΓ ΐΕβ \νοΓ(1 «ΜίηίδίΓγ» ίδ ιΐδβά, ίΐ ιηβ3η8 
ίΕβ Μίηίδίργ οί ΟοιηπηιηίβηίίοηΒ. 

2.1.2. λΥΕβηβνβΓ ίΕβ \νοΓά «ΜίηίβίΓγ» ίδ υββίΐ ίο ίη- 
Είββίβ 3ρρΓον3ΐ ΟΓ οίΕβΓ ίπηβίίοηΕΓγ ρροοβάυΓβ, ίί ίδ 
υη(ΙβΓ8ίοο(1 ίΕβί βΠ βοιηιηυηίοηίίοηβ λνίίΕ ίΕβ Μίηί- 
δίργ \νίίΕ ΓβίβΓβηββ ίο ίΕβ λΥορΕδ 3Γβ ίο Εβ οΕηηηβΙΙβιΙ 
ίΕροη^Ε ίΕβ οίίίββ οί ίΕβ Μίηίδίργ οί Οοπιιηηηίββίίοηβ, 
ΟβηβρβΙ Βίρββίίοη οί Τρβηβρορί, Βίνίβίοη Β. δββίίοη 
«ΜβίΓΟ», ηοίννίίΕδίβηΕίη^ 3ηγ οίΕβΓ ΓβίβΓβηββ ιηβάβ 
ίο ίΕβ βοηίΓ3Γγ βΙδβννΕβΓβ ίη ίΕβββ ΤβΓΠΙδ οί ΚβίβΓβηββ. 

2.2. ΜΕΤΚΟ ΕΟΜΜΙΤΤΕΕ 

2.2.1. λΥΕβηβνβΓ ίΕβ \νοΓ(1 «ΜβίΓο Οοπιηιίίίββ» ίβ 
ηββά, ίί δΕβΙΙ ΓβίβΓ ίο ίΕβ Αάνίδοργ Οοπιιηίίίββ ββΐη- 
ΕΕδΕβΕ Εγ ίΕβ ΜίηίβίΓγ βηά βιηροχνβΓβά λνίίΕ ΐΕβ Γβ- 
νίβλν βηά βρρΓονβΙ οί ίΕβ ννορΕ δαΕιηίίίβά Εγ ίΕβ ΒΟ 
ρΓΪοΓ ίο ίίδ ίίηβΐ βη(1οΓ8βηιβηί Εγ ίΕβ ΜίηίδίΓγ. 

2.3. Ιη ίΕβ βνβηί ίΕβί ίΕβ ΕιηρΙογβΓ βοηδίάβΓβ ηβ- 
οβ883Γγ ίο βιηρίογ 3 θ0ηβΓ3ΐ Εη^ηββηη§ Εοη8η1ί3ηί 
ίοΓ ίΕβ ΒΐιρβΓνίδίοη οί ίΕβ ΡΓβΕιηίηβΓγ δίυιΐίβδ βηά δίηββ 
Εβ ίΙοβδ βιηρίογ Είηα, ίΕβ ΒΟ δΕβΙΙ ηίίοΓά ίο Είπι 3ηγ 
οοορβΓβίίοη Γβ§3Γ(1ίη§ ίΕβ ΙΥογΕ. 

2.4. δΡΕΕΙΑΕ ΕΟΝδϋΕΤΑΝΤδ 

ΤΕβ ΒΕ δΕβΙΙ ιηβΕβ Γββοηαπιβηάβίίοηδ ίο ίΕβ Μίηί- 
8ίΓγ ίοΓ βρρΓονβΙ οί ίΕβ βιπρίογπιβηί οί δρββίβΙ βοη- 
8ηΙΐ3ηί8 38 8υΕβθηίΓ3βίθΓ8. 

2.5. ΒΕδΙΟΝ ΕΟΝδΟΕΤΑΝΤ 

ΤΕβ Ββδί^η 0οη8υ1ί3ηί, ογ Εβτβίη ΓβίβΓτβιΙ ίο 38 ίΕβ 
ΒΕ, ίδ ίΕβ βοηβυΐΐίη^ ίίΓπι ρΓοΕυοίη^ΐ' ΐΕβ ΡτβΙίπιίηβΓγ 
δίυιΐίβδ ίοΓ ΕοηδίΓπβΙίοη (ΡδΕ) ίοΓ ίΕβ ΜΕΤΚΟ. 
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ΡΑΚΤ 3. 

8ΕΚνΐαΕ8 ΤΟ ΒΕ 8υΡΡΕΙΕΟ ΒΥ ΜΙΝΙ8ΤΒΥ. 

3.1. ΟΕΝΕΚΑΒ 

Α1Ι &ν3Ϊ1&1)ΐΘ άαΐΗ, (ΙοουπίθηίΒ, ΓβροΓίδ, δΐυάίββ βηά 
3η3ΐγ8θ8 ρΘΓίοΓΠίΘΐΙ 1)γ οΙΙΐθΓ οοη8α1ΐ3ηΐ8 ΐη ΐΕβ ίϊθΐ^δ 
Γθΐ3ΐίνβ Ιο υΓΐ)3η 3η(1 ΐΓ3η8ροΓΐ3ί,ίοη ρΐ3ηηΐη§ ϊη Α- 
ΐΕβηβ λνΕΐοΙι 1ΐ3νβ ΐ36θη ρυΒΙϊβΙιβίΙ ιιρ Ιο (ΐ3ΐβ 8ΐΐ3ΐ1 Εβ 
133(16 3ν3Ϊΐ3ΐ)1β 1,0 ίΕβ βχΐβπΐ ροδβίΕΙβ Ιο ΐΗβ ΒΟ ΐΗβ 
ΜϊηίδίΓγ. 

3.2. ΟΕΝΤΚΑΕ ΑΚΕΑ ΜΑδΤΕΚ ΡΕΑΝ ΑΝ Ο ΊΈ- 
ΟΗΝΙΟΑΕ ΡΕΑ8ΙΒΙΕΙΤΥ ΚΕΡΟΚΤ. 

Τ1ιΪ8 (ΙοοοιηβηΙ Ϊ8 ρρθδβαΐΐγ αηάβΓ ρΓθρ3Γ3ΐίοη 1>γ 
ΐΕβ ΙοϊηΙ νβηΙοΓΘ οί ΟΟΙ/\ν8Α ίοΓ Ιΐιβ Μίπΐδίργ. Ιΐ 
\νΐ11 Εβ ιη3(1β 3ν3Ϊΐ3ΐ)1β ίη 3 ρΓβ1ίιηίη3Γγ «ννορΕίη^ Ιβνβΐ» 
ίθΓΐη3ΐ Ιο ΐΕθ ΌΟ ρρίοΓ Ιο 1ιΪ3 ίηϊΐίβΐΐη^ λυογΕ οη ΐΗβ 
ΡΓβΙΐιηϊηβΓγ δΙποΕββ ίοΓ ΟοηδίΓυοΙϊοη. 

ΤΕβ ϊηίβηΐ οί ΐΚβ ΕθηΐΓ3ΐ ΑΓβ3 Μ381 θγ Ρΐ3η 3η(1 Τβ- 
ο1ιηΐθ3ΐ Γβ38Ϊ1)ϊ1ϊΙγ ΚβροΓΐ Ϊ8 Ιο δβρνβ 38 §0ηβΓ3ΐ §υί- 
(ΐ3ηοθ ϊη ΐΕβ ρΓ6ρ3Γ3ίϊοη οί ΙΕθ ΡΓθ1ϊιτιϊη3Γγ δΙαάίθΒ ίοΓ 
ΟοηδίΓυοΙΐοη. ΤΕβ ρΐ3η8 οοηΐ3Ϊηβ(1 ϊη 11ιβ ΓβροΓΐ λυΠΙ 
1ΐ3νβ Εββη ρΓβρ3Γθ(1 Εγ §Γ3ρ1ιΐθ3ΐ ιηβΙΐιοάδ, Εβηοβ 3ΐϊ- 
^ηπίΘηΙ 311(1 ρΓοίΐΙβ ά3ΐ3 \νί11 Ιιβ 3ρρΓθχΐπΐ3ΐβ. ΤΚβγ \νϊ11 
ίη(1Ϊ03ΐβ οοηοθρ1υ3ΐ βΙβπίΘηΙδ οί ΐΕβ ΜΕΤΚΟ δοοΕ 38 
3ρρΓ0ΧΪΐη3ΐθ 1θ03ΐίθη οί ί3η 8Ε3ίΐ8, Ιϊθ 1)Γβ3ΐ(βΓ 8ΐ3ΐίοη8, 
νβηΐ 8ΐΐ3ίΐ8, ο1ιΐ11β(1 \ν3ΐβΓ ρΐ3ηΐ8, οικί θ1βοΙηο3ΐ βυΐιβίβ- 
Ιϊοηδ. ΤΕθγ λνΐΐΐ Ιιβ δοΐιϊβοΐ Ιο ιηοίΐίίίοβίίοηδ Ιιγ Ιΐιβ 00 
Ιο ΐΕβ βχΙθηΙ ηΘ0θ883Γγ Ιο ιηΐηΐιηΐζβ γϊ^ΙιΙ - οί - \ν3γ 
3053Ϊ8ΪΙΐοη 311(1 8ρβοϊίίο οοηδίΓυοΙΐοπ (ΐΐίίίουΐΐϊββ 33(1 
ρΓ0νϊ(1β 0ρ1ΐΐ3υΐ3 ΒΘΓνΐοΘ Ιο ΙΕθ ρΐΐΜίο Ιιγ 3ρρΓ0ρΠ3ΐβ 
1θ03ΐ1θ3 οί 8ΐ3ΪΪ038, β3ΐΓ330β8, 33(1 3ρρ3Γΐβ33ηΙ ί3- 

οϊΐΐΐΐβδ. 

3.3. ΤΟΡΟ ΜΑΡΡΙΝΟ 

Τΐιβ Ο Ο \νϊ11 1)6 ίυΓ3Ϊ8ΐιβ(1 Ιιγ ΐΕβ ΜΪ3ί8ΐΓγ ν/ΐΐΐι Ιΐιβ 
3Θ0β883Γγ 1)386 Ι33ρ8 3ΐ 803168 1 : 500 3ή(1 1 : 200 ίΟΓ 
386 Ϊ3 11ΐ6 (ΐ6ν6ΐθρΐ3β3ΐ οί 1ΐΪ8 8ΐ3άΪ68. Τ1ΐ686 1)386 Π 13 ρδ 
^νΐΐΐ Ϊ3θΐ3(ΐ6 ΐ1ΐ6 (ΐ6ΐ3Ϊΐ6(1 Ιθρθ§Γ3ρ1ΐγ 3ΐθ3§ Ιΐΐ6 ΟΟΓΠ- 
(1θΓ8 86ΐ6θΐ6(1 38 ·νν6ΐ1 38 11ΐ6 6ΧΪ8ΐΪ3§ §00336 ρΓοίΐΙοδ οί 
11ΐ6 Ι33Ϊ3 Ι63ΐ3ΐΐν6 3ΓΐβΓΪ68 33ά6Γ λγΐΐϊοΐΐ Ιΐΐβ ΜΕΤΚΟ 
Ϊ8 Ιο 1)6 1θ03ΐ66. Τ1ΐ6 1)386 Ι33ρ8 \νΐ11 3ΐ80 8ΐΐΟ\ν ΐΕβ 003- 
ΙγοΙ 1)386 1Ϊ368 1θ λγΜοΙΐ ί1ΐ6 3ΐϊ§3Ι363ΐ οί ΐΗθ ΜΕΤΚΟ 
1Ϊ368 Ϊ8 Ιο 1)6 1Ϊ66 1)γ ΐ1ΐ6 00. 

3.4. 80ΙΕ8 ΑΝΟ ΟΟΝδΤΚΕΟΤΙΟΝ ΜΕΤΗΟΟ ΚΕ¬ 
ΡΟΚΤ 

Τ1ΐ6 ΜΪ3Ϊ8ΐΓγ 1ΐ38 ρ6ΓίθΓΙ3β(1 3 ΟΟΠΐρΓ6ΐΐβ38ίνβ 8α1)- 
83Γί306 Ϊ3ν68ΐΐ§3ΐΪ03 ρΓ0§Γ3Ι3 3ΐθ3§ ΐΕβ ΟΟΓΠ(1θΓ8 οί 
Ϊΐΐ6 06ηΐΓ3ΐ ΑΓβ3 ΜΕΤΚΟ 3βΙ\ν0Γΐ£. Τ1ΐβ86 Ϊ3νβ8ΐί§3- 
Ιϊοηδ, 1ηοΐ3άϊη§ &ΐ36ϊθ8 οί Ιΐιβ ΙιγάΓο - §θο1ο§ΐθ3ΐ ο1ΐ3- 
Γ30ΐ6η8ΐΪ08 οί 11ΐβ 8Γβ3 3Γβ 83ΐηΠ13ΓΪΖβ6 13 3 ΜβίΕοά 
Κ6ροΓί γνΐιϊοΐι, ϊη ^βηβΓβΙ, ϊηοΐαάββ Γθοοιηπΐ6Β63ΐ1οη8 
οοηοβΓηίη§ ΙΙιβ ΐΒοΙΙιοάβ οί οοη8ΐΓ3θ1ϊοη 6θθπιβ6 πιοβΙ 
83ίΐ3ΐ)ΐ6 ίΟΓ δρβοϊίϊο 86011038 οί 11ΐ6 ΜΕΤΚΟ. 

3.5. ΕΟΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΕΤΙΕΙΤΙΕδ 

\νθΓ]£ΪΒ§ Ιβνοί 6Γ3\νΪΒ§8 83Π1Ι33ΓΪΖΐη§ 3ν3Ϊΐ3ΐ)ΐ6 63ΐ3 
03 6ΧΪ8ΐΪ3§ 3ΐί1ΐ1γ 1θ03ΐΐθ38 \νΐ11 1)6 ίοΓΒΪδΙίοά Ιο 11ΐ6 ΟΟ 
Βγ 11ΐ6 ΜΪ3Ϊ8ΐΓγ. ΤΙΐ686 6Γ3\νΪ3§8 8ΐΐ3ΐ1 δ6Γν6 38 3 1)3818 
ίΟΓ ΐΒβ ΟΟ’δ ρΓ6ρ3Γ3ΐΪ03 οί 3ΐίΐΐ1γ Γβ1θ03ΐϊθ3 6 γ 3- 
\νΪ3§8; 1ΐΟ'ίν·6ν0Γ, ΐΒβγ βΙιβΪΙΙ 3θ1 Ββ ΟΟΒβΙΠΙβά 38 Γ6ρΓβ- 
863ΐ3ΐϊν6 οί 1Β6 6Χ3θΙ ίϊβΜ 1θ03ΐϊθη οί βΐΐ 3ΐϊ1ΐ1ί68. Ιΐ 
\νί11 Ββ 1Β6 Γ68ρ038ΪΒΐ1ΐ1γ οί ΐΒβ 00 Ιο 66ΐ6ΓΠΐΪ3β λνΒϊοΒ 


3ΐϊ1ίΙίβ8 Ι33γ ρΓΟνβ 0ΓΪ1Ϊ031 Ιο 1Β6 0038ίΓ3θ1ΐθ3 οί ΐΒβ 
ΜΕΤΚΟ 336 Ιο Γβ(13θ3ΐ Ϊ3 \νΓΪίΪ3§ 1Β31 83 οΒ 3ΐΐ1ΪΙΪ68 
Β6 83ΓΛ'6γβ6 13 1Β6 ίίθ16, Ϊ36Ϊ03ίΪΒ§ ΐΒο 6Χΐβ3ΐ 336 1Β6 
βοορβ οί ΐΒβ 83Γγβγ3 Ιο Ββ ρθρίθη366. 

3.6. ΥΕΗΙΟΕΕ ΟΕΝΕΚΑΕ ΟΕδΙΟΝ ΟΚΠΈΚΙΑ 

ΤΒβ ΓΘ00Ι3Ι3636β6 νβΒϊοΙβ §β3βΓΜ 668Ϊ§3 0ηΙθΠ3 
336 ρ6ΓίθΓηΐ830θ θΒ3Γ3θ1θΠ8ΐΐθ8 λνΐΐΐ Ββ 03ΐ1ΪΒβ6 13 ΐΒβ 
06ΒΘΓ31 ΟΪΓΟΟΙίνθδ 336 03ί6β1ΪΒβ8 Γ6ίβΓΓβ6 Ιο 13 ρ3Γ3- 
§Γ3ρΒ 3.7. ΤΒϊδ 63ΐ3 \νΐ11 Ββ 3866 Ιο 6β1βΓΒΐΪΒ6 Ι3Ϊ3Ϊηΐ3Ι3 
0ΐβ3Γ330β Γβ(Ι3ίΓΘΙ363ΐ8 03 ΟϋΓνββ 836 3ΐ 8ΐ3ΐϊθΒ8, 
0ρ6Γ3ΐί3§ 8ρβθ68 Β6ΐ\\’603 ΜΕΤΚΟ 8ΐ3ΐΪ038, 668ΪΓ8Β1 ο 
1Γ8ο1( 83ρβΓ6ΐ6ν3ΐΪ03. '3η6 ΟΐΒβΙ’ 6β8Ϊ§Β ρβΓβΠΠβΙβΓδ. 

3.7. ΟΕδΙΟΝ ΜΑΝΕΑΕ ΓΟΚ ΡΚΕΕΙΜΙΝΑΚΥ 
ΡΕΑΝδ 

ΡηοΓ Ιο ρΓθ)6θΙ ΐηϊΙΪ3ΐϊθΒ ΐΒϊδ 6οο3ΐ3θ3ΐ ννίΐΐ Ββ ΐ336β 
3ν3Ϊΐ3Β1β Ιο ΐΒβ 00 Βγ ΐΒο ΜίιιϊδίΓγ ίοΓ αβο ϊη ΐΒβ ρβΓ- 
ίθ1·133ηθβ οί Βίβ 388Ϊ§3Β1β3ΐ. Ιΐ λνίΠ 03ΐ1Ϊ3β ΐΒβ 6β8Ϊ§3 
ρ3Γ3Β1βΙθΓ8 38 λΥοΙΙ 38 ΐΒβ §β3βΓ3] 6ΪΓ6θΙίνβ8 336 §1ΐΐ66- 
ίΪΒβδ Ιο Βθ 3866 ίοΓ ΐΒθ ρΓθ1ΐΠ3η3Γγ 6β8Ϊ§3. 

3.8. ΡΕ'ΒΕΙΟ ΤΚΛΝδΡΟΚΤ ΟΡΕΚΑΤΙΟΝδ δΤΙΙΟΥ 

03Γί3§ ΐΒβ 003Γ8Θ οί ΐΒβ ΡΓβ1ίΐ3Ϊ33Γγ Οβ8Ϊ§η ίΟΓ 
ΟοηδΙηιοΙίοΒ, 3 Ρ3Β1ΐο ΤοβηδροΓΐ ΟρβΓβΙίοΒ δΐ36γ ίοΓ 
ΐΒβ ρ3Γρ03β οί θΒΪ3Ϊ3ίη§ 3ρ Ιο 63ΐ6 Ϊ3ί0Γηΐ3ΐΪ0Β Γ6ΐ3- 
ΙΪΥβ Ιο ΐΒο 338 ΐΓ338ρθΓΐ3ΐίθ3 ΒεΙλΥοΛ 336 Ϊΐ8 ρΡβ- 
863ΐ 0ρ6Γ3ίΪ0Β8 38 \Υ6ΐ1 38 ρΓΟ^β^ι ί3ΐ3Γ6 -ρ38δβΒ§βΓ 
6631336 03 ΐΒο 83Γί306 ΒοΙχΥΟγΕ (θΓί§ϊη8 336 6β8ΐίΒ8- 
ΙίοΒδ) \νϊ11 Ββ 31366 3νβίΐ3Β1θ Βγ ΐΒθ ΜίοΐβίΓγ. Αβ δ003 
38 3Υ3Ϊΐ8Βΐ6, ΐΒβ Γβ33ΐΐ8 οΓ ΙΒίβ ΡοΒΙΐϋ ΤΓ338ρ0Γΐ Ορ6- 
Γ31Ϊ03 δΐ36γ δΒβΙΙ Ββ 38β6 Βγ ΐΒβ 00 ίορ ΐΒβ 66ΐβΓ- 
Π1ΪΒ3ίΪ03 οί 1Ϊ3β 1θ36ί3§3 336 ρ3886Β§βΡ ΐΓΒΒβίβΓ ΥΟ- 
ΙυΐΒβδ 336 ίο 86ΐβ6ΐ ΐΒο 31081 3ρρΓ0ρΓί3ίβ 1θ68ΐϊθ38 οί 
Β38 ΐΓ338ί6Γ8, ρ3ΓΕΪ3§ ί3(ΐ]ί1ί68 3 β 6 3ρρ3Γΐθ333β0δ. 

ΡΑΚΤ 4 

δΕΚνΙΟΕδ ΤΟ ΒΕ ΡΕΚΕΟΚΜΕΟ 

4.1. ΟΕδΙΟΝ ΟΟΝΟΕΡΤδ 

4.1.1. ΤΒβ Ϊ3Ϊ1Ϊ3Ι 138Ε οί ίΐιβ 00 δΒβΙΙ Ββ Ιο ΙΒογοβ- 
§1ΐ1γ ί3Βΐί1Ϊ3ΓΪΖ6 ΒΪΒΙδβΙί \ΥΪίΒ 336 ΓβΥΪβ\ν ΐΒβ Οβ3ΐΓ3ΐ Α- 
Γβ3 Μ38ΐ6Γ Ρΐ33 336 ΤθοΒοΙοβΙ Εβ38ΪΒί1ΪΙγ ΚβρΟΓΐ 38 
\ν'βΙ1 38 ΐΒβ 0β3βΓ3ΐ 0ΪΓ6βίίνβ8 336 03Ϊ66 Εί368 ΒβΓβΪ33- 
Βονβ 66δ6ΓΪΒβ6 Ϊ3 Ρ3Γ3. 3.2. 336 3.6. Γββρβοΐϊνβίγ. 

4.1.2. ΤΒβ 00 δΒβΙΙ Ββ ΓβδροΒβΐΒΙβ ίοΓ 6036ιΐ6ΐΪ3§ 
3ΐ1 8ΐυ6ΐβ8 6661366 3ρρΓ0ρΓΪ3ΐβ 336 3ββ6883Γγ Ιο ίοΠγ 
ϊοδίϊίγ ΒΪ8 Γβ00ΙΒΙ3β363ΐίθ38 ίοΓ 33γ ν3Π330β ίρΟΙΒ ΐΒβ 
νβΒΐοΙβ ΟΟηββρίΒβΙ 668Ϊ§η, ΓΟΠίβ 3Β§33163ΐ8 336 ρΐο- 
ίΐΐβδ, 8ΐ3ΐΐθ3 1θ03ΐϊθ38, ηΐβΐΒθ6 οί 0ρβΓ8ΐΪ038 ΟΓ 33γ 0- 
1Β6Γ 668Ϊ3§ ρ3Γ301β1βΓ8 8ρββΐίϊβ6 ίΟΓ 11ΐβ ΑΐΒβ38 ΜβίΡΟ 
13 ΐΒβ Μ38ΐβΓ ρΐ33 3 β 6 ΤβοΒοΐβΒΐ Γ'βββίΒίΙίΙγ ΚβρΟΓΐ 
36 \νβ11 88 ΐΒθ ΟβΒβΓβΙ ΟΐΓβΟίίνββ 336 03ί6β ΕΐπβΒ. 

δρβοϊίϊο Γ6θοΐ3ΐ3βη63ΐϊθ38 βΒβΙΙ Ββ ΐ336β ΪΒ 3 ΟΕ¬ 
ΝΕΚΑΕ ΚΕΡΟΚΤ 83Βπιϊ11β6 Ιο ΙΒβ ΜϊβϊβΙγυ χυϊΙΒϊβ 4 
(ίουρ) ΠΙΟΟίΒδ δΐ3ΓΐΪΒ§ ίΡΟΙΒ ΡΓ0^Θ01 Ι3Ϊ1Ϊ31Ϊ03 03ΐβ 6β- 
ίΪΒβ6 ΪΒ ΑγΙ. 4.2.2. ΤΒβ ρυρρρββ οί ΐΒΙβ ΟΕΝΕΚΑΕ ΚΕ¬ 
ΡΟΚΤ Ϊ8 Ιο 388Ϊ81 ΗβΠβΒΪΟ δίΒΐβ Ϊ3 Π13ΕΪΒ§ Εβγ ροΐϊογ 
6βοΪ8ΪθΒ8 ΓβΙβΙΪΛ^β ίο ΜΕΤΚΟ. II δΒβΠ ΐΒθΓβίοΓβ Ϊ30Ι366, 
1)υ1 δΒβΙΙ 3οΙ 3β06883Γ6γ Ββ 1ϊΐ3Ϊίβ6 Ιο : 

ϊ) ΤβΒβΙβΙΪΟΒ 336 8θΒβ63ΐβ οί ροΐϊογ 6β0Ϊ8Ϊ038 
λνΒϊοΒ γνίΐΐ Ββνβ ίο Ββ πΐ36β Βγ ΗβΙΙβΒΪο δί3ίβ 6υΓΪ3§ 
ΙΒβ (ϊοπΓββ οί ΐΒβ ρροίβοΐ. 

Β) ΟθΒίΪΓΙ33ΐϊθΒ οί ΐΒβ Γβ0Ο1ΒΙ3βΒ63ΐϊθΒ8 13366 ΪΒ 
ΐΒβ ΟβΒίΓβΙ ΑΓβ3 Μ38ΐβΓ Ρΐ33 336 ΕββδϊΒϊΒίγ δία6γθΓ 
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8υ^§β8ΐϊοη οί 8υϊΐ3ΐ)1θ αΙΙβΓηαΙϊνβδ ΙΙΐΘΓβΙο. Ιη βϊΙΙιβΓ 038β, 
ΓϊηΟίη^δ οί Ιΐιβ Οβ8Ϊ§η ΟοηδυΙΙβηΙ δΐιβίΐ 1)6 άοουιηβηΐθίΐ 
1)γ βρρΓορπ&Ιβ βη^ΐηββηη^ δ1ιΐ(1ϊβ8 &ηά οο8ΐ — 1)βηβίΐΙ 
3 η&]γ 8 Ϊ 8 δυ5^β^ι Ιο δρρΓΟν»! 1)γ ΗβΙΙβηΐο δίπίβ. Τΐιβ ίοΐ- 
1ο\νίη^ ϊΙβίΏδ δΐιαίΐ 1)β οοηβϊάβΓβά: 

3) ΜΕΤΚΟ Υβΐιίοΐβ 

1)) λνοΓίί 

ο) ΡοΛλ-ΈΓ ΟΪ 8 ΐη 1 ) 1 ΐΐ!θη 8 γ 8 ΐβΠ 18 

(1) ΤΓβΐη ΟοηίΓοΙ βπίΐ ΟοτηπίυηΐοβΙϊοηδ δγδίβπι 

β) ΕχΙβηΙ, ϊί βηγ, οί 3 Ϊγ οοηάϊΐίοηίη^ ίο 5β ρπονΐΟβί! 
λνϊΐίΐη ΐΕθ νβΙιΐοΙβ 3ηά/θΓ ίΐιβ 8ί3ίΐοη8 

ί) Νοΐδβ βηά Λά1)Γ3ΐίοη οοηίΓοΙ, βδρβοϊβΐΐγ 38 ΐΐ 3ί- 
ίβοΐβ 1ίηο\νη ΜδΙοποβΙ 3η(1 3Γθ1ΐ3βο1ο§ϊθ3ΐ πιοηιιιηβηΐδ 
ΟΓ ιηοάβΓη }ιΐ§;1ι ηββ Βυΐίάίη^δ 

§) Ρ 3 Γβ οοΐΐβοίϊοη ϊηοίικίϊη^ ροΙίοΐβδ, πιβίΕοΟδ βηιΐ 
1ΐ3Γ(1\ν3Γβ 

Ε) ΑΓοΙιίίΘΟίυΓβΙ οοηοβρΙδ οί 8ΐ3ΐϊοη8 ΐηοΐϋάίη^ βρβ- 
οΐίίο Γβοοπιιηβη(ΐ3ίϊοη8 ίοΓ ρ388θη§βΓ οοηίοΓί Ιβνβίδ 
βηά ίηοΐυδίοη οί οοιηπιβΓοΐβΙ ίβοίΐΐΐίβδ ίη ΐΕβ οοηοουΓ- 
868 οί ί1ΐ6 ιηοΓβ ΐπιροΓΐ3ηί δΙβΙϊοηΒ. 

4.1.3. Ρο11ο\νάη^ ΓβνΪΘ\ν βηά βρρΓονβΙ Ογ ΙΡβ Μίηί- 
8ΐΓγ οί ίΡβ ΟΕ’β ΓβοοπιπίθηάβΙϊοη τθ^βΓάϊη^ 8υ§:§β8ΐβά 
πιοάϊίΐοβίΐοηδ ίο ΐΡβ ΜβδΙβΓ ΡΙβη βηά ΡββδίΡΠϊΙγ 8ΐυ- 
άϊβ8 38 ^βΐΐ 38 ίο ίΡβ ΟβηβΓβΙ ΟΐΓβοίΐνβδ βηά Οηϊάβ Εϊ-· 
η68, ίΡθ ΡΓβΙΐπυηβΓγ Οθβί^η ίορ ΡοηδίΓυοίΐοη δΡβΙΙ οοπι- 
πιοηοβ. ΤΡβ 8οορβ οί ίΡβ Λνορίί ίηοΐυάβά ϊη ίΡΪ8 ρΡβ86 οί 
ίΡβ ρρο]θθί δΡβΙΙ ίηοΐυάβ ΓβδροηδίΡϊΙΐίγ ίοΓ ίΐιβ οοπιρΙβίβ 
ρΓβΙΐπιϊηβΓγ άβ8Ϊ§η οί βΐΐ οίβηιβηίβ -ννϊίΐιϊη ίΡβ οοηίΓβοί Ιϊ- 
πιΐίδ ϊη ^οηβΓβΙ βοοοΓάβηοβ ΛνΐίΡ ίΐιβ ουίΐΐηβ οί \νοΓΕ δΐϊρυ- 
Ιβίβά ΐη ρβΓβ^βρΡδ 4.2. ίΙίΓοιι^Ιι 4.6. Αδ β πιΐηΐπιυπι, ίΐιβ 
\νοΓΐ{ δΐιβίΐ Ρβ άβΐίηββίβά ϊη ίίνβ Ιΐηβδ, 38 άθδΟΓΪΡβά ϊη 
ΡΑΚΤ I. ΗολνβνβΓ, ίΡβ ΜϊηΐδίΓγ ηιβγ ΓβηυΐΓβ ίΡβ Βϋ 
ίο 8αΡ - άΐνΐάβ ίΡβ Ιΐηβδ ΐηίο δπιβΙΙβΓ δηΡ-δθοίΐοηδ 33 
ηιβγ Ρβ Γβςυΐρβά ίό ββίΐδίγ ηβίχνοΓΡ ρποπίΐβδ. ΤΡβ ΒΟ 
ηιβγ βΙδΟ ίΐηά ΐί ηβοβεδβπγ ορ άββΐρβΡΙβ ίο ιηοάΐίγ ίΡβ 
άβΐίηββίΐοη οί ίΡβ \νοΓ)ί. Ιη ίΡβί βνβηί, ίΡβ ΒΟ δΡβΙΙ 
δυΡπιΐί ίΡβ Γβοοπιηιβηάβά ηιοάΐίΐοβίΐοη ίο ίΡβ Μΐηΐ- 
δίργ ίοΓ βρρρονβΐ βηά δΡβΙΙ ρβρίοΓηι ίΡβ οοΓΓβ8ροηάΐη§ 
δίηάγ βίίβΓ πιηίυβί 3§ΡββΓηβηί. 

νΥορΡ ΐη §βηβΓβ1 δΡβΙΙ Ρβ άβνβίορβά βυίίΐοΐβηίΐγ ίο 
βηβΡΙβ ίΡβ ίΐηβΐ άβδΐ^η οοηβυΐίβηί ίο δίβρί Ρΐ8 άβδΐ^η \ν- 
ΐίΡ βρρρονβά άβ8Ϊ§η οοηοβρίδ ΐη β11 άΐβοΐρΐΐηββ. 

4.1.4. δΐπιυΙίβηβουΒίγ λνΐίΡ ρρβρβΡβίΐοη οί ίΡβ Ρρβ- 
Ιΐπιΐηβργ Ββδΐ^η ίορ Οοηδίρυοίΐοη, ίΡβ ΒΟ βΡβΙΙ οοη- 
άυοί 3 οοπιρρβΡβηδΐνβ βυρνογ βηά βνβΙαβίΐοη οί β11 βρ- 
ρρορρΐβίβ 8ΐίβ8 δηΐίβΡΙβ ίορ οοηδίρυοίΐοη οί βίορβ^β βηά 
ηββΐηίβηβηοβ ίβοΐΐΐίΐβδ άβδΐ^βά ίο πιβίίβ ίΡβ 8γ8ίβηι ίιά- 
1γ ορβΡβίΐοηβΙ. ΤΡΐβ δίυάγ εΡβΙΙ Ρβ ρρβάΐοβίβά ου ίΡε 
ίοΐίο'ννΐηκ : 

3) Ιχηηιθίΐί&ίβ Γβ<ϊαΐΕβχυηϊΐί οί ίΐιβ ϊώΐάβΐ ηβί'«ίθΡΐ£ δβτ- 
νΐη^ ίΡβ Οβηίρβΐ Αγρλ. 

Ρ) Ιηη^ Γβη^β άβνβΙορηιβΒΐ ηί ΐΡβ ηβΐτ^ιρίι ΐιιίο ίΡβ 
Ορββίβρ ΑίΡβιι« Κββΐεαι. 

ο) Ετβηίηβΐ ροββίΡΙβ ΐηοορρορβίΐοη οί ίΡβ Η5/\Ρ 
Ρ8Ϊ1\νβγ ΐηίο ίΡβ ηβί’^Όρ1^. 

4.2. ΟΕΝΕΚΑΕ 

ΒΟ’δ 86Ρνϊοθ8 βΡβυ Ρβ ρρονίάβά ίοΕ ΐΡβ ρρβρητβίΐοη οί 
ρρβΙϊιηΐηβΓγΓ ρΙβηβ, οηίΐΐηβ βρβαϊίΐοβίΐοιίδ, βλΐιοηί® οί 
οοδί βηά ΓβΙβίβά ρροίββδΐοηβΐ δβτνΐοβΒ ιη οοιαηθοίϊοη 
ΐίΡ ίΡβ Ρρβίΐπήηβργ δΙυάΐβδ οί ΟοηδίραοΙΐοη οί ίΡβ ΜΕ¬ 
ΤΚΟ 3β ρρβνϊορβίγ άβίίηβά 1η ΡΑΚΤ I. ΤΡβ βοορβ Ϊ8 


υηάβΡ8ίοοά ίο οονβρ β11 ρρβΡηαΐηβργ άβδΐ^η 8βΡνΐοβ8 βηά 
δΡβΙΙ ΐηοΐυάβ, Ρυί ηοί Ρβ Ιΐηβΐίβά ίο, ίΡβ ίο11θΛνΐη§ ; 

4.2.1. ΑίΙβηά 8υοΡ οοηίβρβηοβδ ΐη ΑίΡβηδ ΐη οοηηβ- 
οΐΐοη ννΐίΡ ίΡβ \νορ1ί άηρΐη^ ίΡΪ8 β^ρββπιβηί ΐίνΐίΡ ίΡβ οί- 
ίΐοΐβίδ οί ίΡβ Μΐηΐδίργ, §ονβΡηπιβηίβ1 β^βηοΐββ ορ ίΡβΐρ 
ρβρρβδβηίβίΐνβ8, ΟΓ οίΡβΡδ ΐηίβΡβδίβά ΐη ίΡβ -ννορΡ ββ 
ηββγ Ρβ Ρβ(^πΐρβά βηά βρρβη^βά ίορ Ργ ίΡβ Μΐηΐδίργ. ΤΡβ 
ΒΟ Ϊ8 βίβο Γβςυΐρβά ίο ρρβρβρβ β ρηβπιορβηάυπι ίορ Ρβ- 
οορά οί βΐΐ βυοΡ οοηίβΡβηοββ βηά ρρονΐάβ οηβ οοργ οί 
ββοΡ ίο ίΡβ Μΐηΐδίργ. 

4.2.2. ν^'ΙίΡΐη 30 άβγδ ίο]1ολ\'ΐη§ ρυΡΙΐοβίΐοη οί ίΡβ 
3§Ρββηιβηί ΐη ίΡβ ΟοΛ’-βρηπιβηί Οβζβίίβ, Οοηβυΐίβηΐ δΡβΙΙ 
ρρονΐάβ β ΙοοβΙ οίίΐοβ ΐη ΑίΡβηβ βάβςηβίβ ίορ ίΡβ ρβρ- 
ίορΓηβηοβ οί ΡΪ8 βδδΐ^ηπιβηί ίο^βίΡβΡ λνΐίΡ ίΡβ ρββΐάβηί 
δίβίί δΐιίίΐοΐβηί ίο ρβρίοΓπι ίΡβ άβδΐ^η 38 ννβΐΐ 38 ρρο- 
νΐάβ ηβοβδΒβργ Ιΐβΐδοη βηά οοοράΐηβίΐοη \νΐίΡ ίΡβ Μΐηΐ- 
δίργ, ΙοοβΙ Α^βηοΐβδ, βηά οίΡβΡ ΐηίβΡβδίβά ρβρίΐββ. Ρβ- 
οΐΐΐΐΐβδ βηά δίβίί βΡάΙΙ Ρβ ΐηορββδβά 38 ρβηυΐρβά άυρΐη§ 
ίΡβ ρροδθοιιίΐοη οί ίΡβ \νορ1ο. 

4.2.3. Κβλάβνν βΠ βρρΙΐοβΡΙβ άβίβ, ορΐίβρΐβ, βηά ΐη- 
ίορπιβίΐοη ρρονΐάβά Ργ ίΡβ Μΐηΐδίργ β8 ίΡβ Ρβ8Ϊ8 ίορ 
άβ8Ϊ§;η, βηά ηββΐίβ Ρβοοηβπιβηάβίΐοηδ ίορ ΓβνΪ8Ϊοη8 ββ 
οοηδΐάβΡβά βρρρορρΐβίθ. 

4.2.4. Οοηδυΐί ΐ)νΐίΡ ίΡβ Μΐηΐδίργ ίο βδίβΡΙΐδΡ άβίΐηΐίβ 
^βο^βρΡΐοβΙ Ιΐηβΐίδ οί ίΡβ ρροχβδί. 

4.2.5. Κβνΐβ^ν ρΙβηδ Ργ οίΡβΡδ οί βηγ ρρορο8βά άβνβ- 
Ιορηββηίδ ονβρ, ιιηάβρ, ορ 3ά]βοβηί ίο ίΡβ ΜΕΤΚΟ. 
Κβρορί ίο ίΡβ Μΐηΐδίργ ίΡβ βίίβοί οί βυοΡ άβνβΙοριηβηίΒ 
οη ΜΕΤΚΟ άβδΐ^η βηά οοηδίηιοίΐοη βηά Ρβοοηβπιβηά 
πιββΒϋΡβδ ίο ηβΐηΐπιΐζβ βάνβΡδβ βίίβοίδ βηά πββχΐηβΐζβ 
Ρβηβίΐίβ. 

4.2.6. ΤΡβ Μΐηΐδίργ ηιβγ ρβςηΐρβ ίΡβ ΒΟ ίο βίίβηά 
νβρΐουδ ρυΡΙΐο ΡββΓΪη§δ ορ ιηβΡβ ρρβδβηίβίΐοηδ ίο ΐη- 
ίβΡβδίβά β^βηοΐβδ. ΤΡβ οοδί οί βίίβηάβηοβ ίο ίΡβδβ Ρββ- 
ρΐη^δ 38 \νβ11 38 ίΡβ ρρβρβΡβίΐοη οί δρβοΐβΐ βχΡΐΡΐίδ ορ 
ΐΐΐιΐδίρβίΐνβ πιβίβρΐβΐ ΛνΡΐοΡ \νου1ά §ο Ρβγοηά ίΡβ ορΐ- 
^ΐηβΐ δοορβ οί ίΡβ Ρρο^βοί, ·\νΐ11 Ρβ ΡβΐπιΡυΡδβΡΙβ ίο ίΡβ 
ΒΟ 3ίίβΓ ηβ^οίΐβίΐοηδ βηά βρρρονβΐ Ργ ίΡβ Μΐηΐδίρχ^ 

4.2.7. Γογ άβδΐ^η ρηρροδβδ οηΐγ, δβουρβ δηΐίβΡΙβ τΐ- 
.^Ρίδ οί βηίργ οονβΓΪη§ βίίβοίβά ρρΐνβίβ βηά ρηΡΙΐο ρρο- 
ρβρίΐβδ. Οοηίβοί \νΐίΡ ρρΐνβίβ οννηβΓδ, Ροννβνβρ, δΡβΙΙ 
Ρβ 8υΡ]βοί ίο ίΡβ οοηίροί οί βηά δηρβρνΐδΐοη Ργ ίΡβ Μΐ- 
ηΐδίργ, \νΡϊβΡ, ίο^βίΡβΡ ΛνΐίΡ ίΡβ Γβρρβδβηίβίϊνβ οί ίΡβ 
ΒΟ, δΡβΙΙ ηορηιβίΐγ ρβρίΐοΐρβίβ ϊη άϊδοηδδΐοηδ \νάίΡ βββΡ 
ρρΐνβίβ ο\νηβΓ. "νν'ΡβΓβ ρΐ^Ρίδ οί βηΐργ ββηηοί Ρβ οΡ- 
ίβΐηβά Ργ ίΡβ ΒΟ, δηβΡ ρ^Ρίδ ννϊΐΐ Ρβ οΡίβϊηβά Ργ ίΡβ 
Μΐηΐδίργ. ΤΡβ Μΐηΐδίργ \νΐ11 Ρβ βνβΐΙβΡΙβ ίορ βοηδίιΐίβ- 
ίΐοη βηά βδδΐδίβηββ ΐη οΡίβΐηΐη^ βηγ ρβρπιΐίβ, ΰββηδβδ, 
ΟΓ βρρρονβίδ βηά \νι1] ρβγ βΐΐ βηοΡ οοβίδ. 

4.2.8. Μβΐίβ βνβϋβΡΙβ ίο ίΡβ Μΐηϊείργ, ηροο ι«ηυβ8±, 
β1] Γβίβνβηί άβίβ βηά άβδΐ^η βοαηρηΐΛίΐοηδ, ΐηβΙϋάΐηδ 
ΐΡβ άβώ^η ρροοθΐΙυΓββ βηά δίφρίβιηβηΐβτγ βΒδοαχρίΐοηβ 
ηοιβάβ ϊη ΐΡβ οοαχτΒβ οί ΙΡ® ρτβΐήιιίηβ^ άΒ8Ϊ@η ντοι±, 
ΐαοίηάΐη^ άβ&ί^η ΑΐίεεηβΙΐνβΒ βρβιήΐΐβά Ρ ΒΡβΐηβί ί·βρ 
ηηάβρ 4.3Α3. 

4.2.9. Νο βοηίΐάβηίΐβΐ ΐηίορηββίΐοη δΡβΙΙ Ρβ άΐνα1§βά 
Ργ ίΡβ ΒΟ ίο ίΡβ ρρβδδ ΟΓ βηγ οίΡβτ ηηβυίΡοΓΐζθά ρβρίγ, 
^νΡΐ^Ρ ΐδ βοπίΓηηηΐββίβά ίο ορ ββ 5 ηΪΓβά Ργ Ρΐιη ϊη ίΡβ 
οοηρδβ οί οβΓΡγΐη^ οηί ίΡΐδ βοηίρβοί- Ιη ίΡΪΒ ρβδρβοΐ, 
ίΡβ βδίΐπιβίβΒ οί αοδί οί οοηδίτηβίίζηι Ρβδβά ηροη ίΡβ 
βρρρονβά άέδΐ^ηδ, (1 ι»\ρϊ^β, βηά Βρβοϊίΐοβίΐοηβ ίΡβΓβαί 
δΡβΙ] οοηβίϊίηΐβ ίΡβ ΜΐηΐΒίργ’δ βδίηηβίβ βηά ηο ϊηίοι^ 
πββίΐοη ρβΓί3Ϊηΐη§ ίο δυβΡ βδίήηβίβΒ οΐ ββίϊιηβίΐηΛ Β ΡβΡ 
Ρβ άΐδβίοδβά Ργ ίΡβ ΒΟ, Ρΐδ βδδοάβιίβΒ, ογ βηα^γββΒ, 
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ΘχοβρΙ Ιο ίΙΐΘ βχΙβηΙ ρβηηϊΐΐβίΐ 1)γ Ιΐιβ ΜϊηϊδίΓγ. Οθγ- 
ΐ&ϊη υίΐΐΐΐγ ά&Ι» εγθ οί οΐββδίίϊβά ηβίπΓβ, &ηά Ιΐιβ Ϊ8 
ΓβςυΪΓβά ΐο ΓβςαββΙ οίθειτεαιοβ ίοΓ ρβΓδοηηβΙ λνορίίϊη^ 
οη 11ΐθ8Θ ιιΐΐϋΐϊβδ Ιγοπι Ιΐιβ Ββρ&ΓίπιβηΙ οί Αηηγ ορ 
δβοπΓΪΙγ, ΐη ^βηβΓ&Ι. Τ5 θ ΜϊηίδίΓγ Λνΐΐΐ εΐ88Ϊ8ΐ ΐη ΙΙιΪ8 
βίίοΓί. 

4.2.10. Αάάΐΐϊοηβΐ ογ οχΙγ» \νοΓ1^ ηοΐ οονβΓβΟ ϊη Ιΐιβ 
ΤθΓΠΐ8 οί ΚβϊθΓβηοθ δυοίι 38,1)ΐιΙ ηοΐ ΙίιηΐΙβά Ιο, οάΟϊΙΐο- 
ηβΐ ίϊβΜ δϋΓνβγΒ, νβΓΪίϊοΗΐϊοη οί υΐίΐίΐγ ΙοοβΙϊοηβ ογ 
ίην68ΐΐ§3ΐϊοη8 οί οοηΒίΓϋοΙΐοη (Ιίίίίουΐΐίββ, \νϊ11 βϋίιβΓ 1)θ 
8αρρ1ΐθ(1 1)γ Ιίιβ ΜΐηΪΒίΓγ 3ΐ ηο οο8ΐ Ιο ΐΚβ ΒΟ ογ 
1)θ Γβϊιη1)ΐΐΓ83ΐ)1θ Ιο Ιίιβ ΟΒ 38 3 ηβ§οΙΪ3ΐθά βχΐΓ3 ΐη 
0386 ΙΐΘ Ϊ8 (1ΪΓβθΙβά ΙΟ ρβΓίΟΓΠΙ Ιΐΐβ ■VVΟΓ1^ ·ννϊ11ΐ ίΐΐδ Ο^νΠ 
ίοΓΟβδ. 

4.2.11. Ρ3Γί.ΐοϊρ3ΐΐοη οί Ιι003ΐ (^Γββ1^ ΡΓοίβδδΐοηοΙδ. 

Ιΐ Ϊ8 ίΐιβ ΜΐηΐδίΓγ’β ΐηίβηΐΐοη Ιο ίιηνβ πΐ3ΧΪιηυπι ρβΓ- 
ΙΐοΐραΙΐοη 1)γ Ορββΐί ηηΐΐοηηΐβ ΐη ί1ιΪ8 Οβδΐ^ ρροϊβοΐ 
Ιο Ιΐιβ θχΙβηΙ Ιΐιβγ 3Γβ ηνβΐΙοΜθ ηηΟ \νΐΙΐιουΙ. ρΓβ^υ- 
(Ιΐοβ Ιο Ιΐπιβίγ βηά βίίΐοΐβηΐ ρβΓίοΓΠδβηοθ οί Ιίιβ Ργο- 
^θ^ι. 

4.3. ΡΚΕΒΙΜΙΝΑΚΥ ΒΕ5Ι&Ν δΤΒΒΙΕδ ΕΟΚ ΟΟΝ- 

δτκυοτιοΝ. 

4.3.1. ΟΕΝΕΚΑΕ. 

4.3.1.1. Ββδΐ^η Οηΐοαίηΐΐοηβ, \νΐί1ι ΙηΟθχ βηά/οΓ λνηΐ- 
Ιβη οηΐΐΐηβ, 8Ϊΐ3ΐ1 Εβ πιβάβ Ιο οοηνβγ ΐΐΐθ ρΓοροδβΟ (Ιβ- 
8Ϊ§η οοηοθρί. ίοΓ βΠ ^η3^0Γ βίβπιβηΐδ 38 8γ8ΐβπΐ8 ΐη βΙγο- 
οΙηΓ3ΐ, β1βοΐΓΪθ3ΐ, πιβοίιαηΐοηΐ, βΓοΙιϋθοΙηΓβΙ βηά' οίΕβΓ 
<1Ϊ8οΐρΙΐηβ8. Τΐιβγ βΐιβίΐ ΐηοίηάβ ρΓθΙΐπιΐηΒΓγ βςυΐρπιβηΐ 
Βοίιβάϊΐΐβδ ίοΓ πΐ3]οΓ βηυΐρπιβηΐ ΐΐβπίδ. ΒβΟΐ^η οβίου- 
ΙβΙίοηβ 8ΐΐ3ΐ1 Εθ ΐη ηοοοΓΟηηοβ λνΐΒι Ιΐΐθ οπΙβΓΪ3 ηηΟ §υΐ(1β 
1ΐηβ8 Ϊ88ϊΐΘ(1 Εγ ΐΕθ ΜϊηίδίΓγ. ΗόννβνβΓ, βυοίι ΟΓΪίβΓΐη 
3ηά §υΐί1θ Ιΐηβδ πιηγ Εθ δυρρίβπιβηίβά ογ ηαοάΐίΐβά Ιο 
Ιβίίβ ΐηΐο 3θθουηΙ ρΓοροδοΙβ 3ηά / ογ δυ^^βδίΐοηβ οί ΐΗβ 
ΒΟ. 

4.3. Ι.2. ΒΓ3\νΐη§8 

ΒΓ3\νίη§8 δίιηΐΐ ρΓονΐάθ οοπιρίθΐβ ρρβΙΐπιΐηηΓγ άβ8Ϊ§η 
ΐηίθΓπΐ3ΐΐοη ΐη βοοοΓάηηοθ \νίίΕ ΐηδίΓϋοΙΐοηδ ΐδδυβΟ Εγ 
ΐΚθ ΜϊηίδίΓγ. Το ίΐΐθ βχίβηί ίβ38Ϊΐ)1θ, ρΓοροδηΙδ ηηά 8η§- 
§Θ8ίΐοη8 πι3(1θ Εγ ίΐΐθ ΒΟ βΕηΙΙ 5β ΐηοοΓροΓηίθΟ. Τΐιβ 
3Γ3\νΐη§8 δΐιαίΐ οοηβίδί οί, Επί ηοί ηβθθ883ΓΪ1γ Εβ Ιΐπιΐίβά 
ίο ίΐιβ ίοΐίολνΐη^ ίγρβδ : 

Τΐίΐβ δΐιββί 
Ιηάβχ δΐιββί 
Κβγ ρΐηηδ 

ΟβηθΓβΙ Νοίβδ, Α51)Γ6νΪ3ίίοη8 βηά δγπιΒοΙδ 
Ατοΐιηβοΐο^ίοηΐ 0οη8ίΓ3Ϊηί8 

ΟοηβίΓΐιοίΙοη δί3§ΐη^ 3ηά Μηίηίβηηηοβ οί ΤΓηίίΐο 
Ββο1ίΐη§ ρΐ3η8 

ΗοΓΪζοηΙηΙ ηηιΐ ΥβΓίΐοηΙ ΟοηίΓοΙ 
Κΐ§1ιΙ-οί -ΛΥηγ 
δϋτνβγ ρΙαίβ 
ΡΙηηδ ηηά ΡΓοίΐΙββ 
Ογοββ δί®ίΙ»0ΐΒί 

υΐΐ1ΐίΐθ8\ν3ίβΓ Μβΐηβ βηά δθ·ννβΓ8 
Ιΐίΐΐίίΐβδ ΕΙθοΙγϊο 
υίίΐΐίΐβδ ΤβΙβρΙιοηβ 
υίΐΐΐίΐβδ θ38 
υίΐΐΐίΐβδ ΟοηιροδΐΙβ 

Ρβνΐη^ 3η(1 Κβ8ίθΓ3ίΐοη 
ΤΓ3^1^ ^όρί: 
δοΐΐβ 3η<1 Οβο1ο§γ 


δίΓιιοίηΓβΙ 

Νοΐδβ 30(1 νΐ1)Γ3ίΐοη ΟοήίΓοΙ 
ΑΓοΙιΐίβοίυΓοΙ 
ΜβοΕβηΐοηΙ Ε( 5 ΐιΐρπιβηί 
ΡΙυιηΕΐη^ βηοΐ ΒΓβΐηη^θ 
νβηίϋβίΐοη 3η(1 ΑΪΓ€οη(1ίίΐοηίη^ 

Ηβηίΐη^ 

ΕδοηΙβίοΓΒ 

ΡΪΓβ ρΓβνβηίΐοη 3η(1 δυρρΓβΒδίοη 
Ε1βοΐΓΪο3ΐ ροννβΓ Εΐ^ΐιίΐη^ 3η(1 ΟΓουηίΙΐη^ 

ΤΓβοίΐοη ροχνθΓ 

ΤΓβΐη ΟοηίΓοΙ, Οοηοηιυηΐοβίΐοηδ 3η(1 δΐ^ηηΐε 
Ε3η(ΐ803ρβ 30(1 ΑΓοΕΐίβοΙυΓοΙ 

Α11 (ΐΓ 3 \νΐη §8 δΕβΠ Εβ ιηυΙίΐρΙβ οί 210 χ 297 πιπι ΐη 
8ΐζβ βηά 8Ϊια11 Ιιβνβ 3 ΕογΟθρ οί 6 οπι οη ίΕβ Ιβίί Ιιβηά 8ΐ(1θ 
30(1 2 οπι οη ίΕβ οίΕθΓ ίΙΐΓΘβ 8ΐ(1β8 3η(1 δΐιηΐΐ ίηοίτκΐβ 3 
8ί3η(ΐ3Γ(1 ίΐίΐβ Εΐοοίί \ν1ιίο1ι \νΐ11 5β βηρρίίβίΐ Εγ ίΠβ Μΐηΐ- 
8ίΓγ. Τΐιβ άΓβίίΐη^ πιβ(1ΐυπι δΐιαίΐ Εθ 8ΐιρρ1Ϊ6(1 Εγ ίΐιβ ΒΟ 
30(1 βΕβΙΙ Εθ ροΙγθδΙβΓ ίίίπι 3ί 1β38ί 0.075 γοπι ίΐιΐο^. 
Εΐηβΐ ίΓ 3 θΐη ^8 βΕοΙΙ 1)β ηθ3ί 3ηά ηοουΓβίβ. Εΐηβ \νοΓΐ£ 
εΕβΙΙ 5β οΙθ3Γ 30(1 οί ίΕβ ρρορβΓ \νβΐ§1ιί 3η(1 ίγρβ. Ογϊ 
^ΐηβΐ }ΐ3η(1-ρπηίθ(1 ΙβίίβΓΒ 3η(1 ηυπιΕβΓδ δΐιηΐΐ 5β ηοί 
Ιβδδ ίΐιβη 0.35 οπι Εΐ^ΐι ηηά πιβοΕβηΐοβΙΙγ 80ΓΪ5β(1 Ιβί- 
ίβΓ8 30(1 ηηπιΕβΓδ βΕοΠ Εβ ίβπιρΐ3ίβ(1 δίζβ 100 ογ ^ΓβΒίβΓ· 
ΒΓ3\νΐη^δ πιυδί 5β δυΐίοΕΙβ ίο οΕίβΐη Ιβ^ΐΕίΙΐίγ Λνΐιβη Γβ- 
(1αοβ(1 ίο 1ΐ3ΐί 8Ϊζθ. Α11 ΐηάΐθ3ίΐοη8 οη ίΐιβ (ΐΓ3\νΐη^ ■ννΐΐΐ 
1)6 ΐη ΟΓββΙί 30(1 Εη§1ΐη§ 3η(1 ίΕθ (Ιΐπιβηδΐοηδ δΙιβΠ 5β 
306θΓ(1ΐη§ ίο ίΕθ πίθίΓίο δγδίβηι. 

4.3.1.3. Οροη οοηοιίΓΓβηοθ Εγίΐΐθ ΜϊηίδίΓγ, 3η(1 ίο ίΚβ 
θχΙβηί (1βθπιβ(1 ηθθθ883Γγ, Οοηδοΐίβηί δΐιηΐΐ δΐιΕιηΐΙ βΐ- 
ΙβΓηηΙΐνβ (ΙβΒΪ^η δοΐηίΐοηβ ίοΓ ίΐιβ Γβδοίηίΐοη οί δρβοΐ- 
ίίο οοηβίΓυοίίοη (Ιίίίίουΐίΐθδ. Τΐιβββ ηΙίθΓηηίΐνβ 8ο1η- 
Ιΐοηδ 8ΐΐ3ΐ1 ίηοίικίο οοηιρ3Γ3ίίνθ οοδί βδίΐπιβίβδ 3η(1 βΠ 
οίΚβΓ ρβΓίΐηβηί πΐ3ίΘΓΪ3ΐ 1ΐ3νίη§ 1)Θ3ΓΪη§ οη ίΕβ δβίβ- 
(Λΐοη οί ίΚβ 5θ8ί ρο88Ϊ51β ηΙίβΓηηίβ. 

4.3.1.4. ννΗβΓβνβΓ ΐη ίΕβ ορΐηίοη οί ίΐιβ ΒΟ 3(1(1ίίΐοη3ΐ 
8υΓν'βγ8 ΟΓ ΐηνβ8ίΐ§3ίίθη8 \νΐ11 1)6 Γβ()ηΪΓβ(1 ίο (ΙβίβΓ- 
πιίηβ ίΐιβ βχίβηί ογ οοηβίΓαοίίοη (Ιΐίίΐουΐίίβδ δυοίι 38, 
5υΙ ηοί ηβοβδδβπΐγ Ιίπιΐίβ(1 ίο, υη(1βΓρΐηηΐη^ οί Εηΐΐάΐη^ 
ΟΓ νβΓΪίγΐη§ ηίΐΐΐίγ Ιοοηίΐοηδ, βρβοΐίΐο Γβί^πθδί δΐιηΐΐ 1)β 
η)3(1β 5γ ίΐιβ ΒΟ ΐη \νηίΐη£; ίοΓ ίπιρίβιηβηίβίΐοη Εγ 
ίΐιβ ΜϊηίδίΓγ. δϋοΐι Γβ(ϊυβ8ί δΙιουΜ Εβ δυ1)πιΐίίβ(1 ΐη 3 
ίΐπιβίγ ίοδίιΐοη 80 38 ηοί ίο ηίίβοΐ ίΐίθ ονβΓβΠ ρΓΟ^Γβδδ 
οί ιίιβ ρΓο^θ^ί 30(1 δΐιβίΐ ίη6ΐυ(1β ηρρΓορήηίβ ϊαβίΐίΐ- 
βηΐΐοηδ ίοΓ δυο!) 3(1(1ΐίΐοη3ΐ δβΓνίοβ 38 \νβ]1 88 Τβηηβ οί 
ΚβίβΓβηοθ ίοΓ ΐί8 ρβΓίοΓπιηηοβ. 

4.3.2. ΟίνΙΒ 

4.3.2. Ι. ΗοηζοηίβΙ 30(1 νβΓίΐοηΙ ΟόηίΓοΙ 
δθ3ΐ6 : 1 : 2000 

ΙήίοΓίηβΙΐοη δΐιοννη οη Ιίιβ άροννΐη^Β βΐιβίΐ ΐηο1υ(1β 
δίΓββΙ δγβίβιη ΐΓ3θ1ί βΕ^ωηβηΙ, Ιοοηίΐοη οί Εοπζοηίβΐ 
30(1 νΘΓΐίοηΙ οοηίΓοΙ ροίηΐβ,'ρβίβΐΐοηδίιίρ οί οοηίΓοΙ Ιΐηβ 
ίο ΙγοοΙε ηΐΐ^ηιηβηΐ, δϋΓνβγ οοηίΓοΙ (Ι3ί3, 8βΐΘθΙβ(1 8υΓ- 
ίβοβ εΐβνηίίοηβ 3η(1 ηηγ οΙΙιβΓ ρβΓίΐη,βηί ΐηίοΓπιβίΐοη 
Λνΐιΐοΐι πΐ3γ Εβ Γβ()αΪΓβ(1. 

4.3.2.2. Τ5β δβί'οί (ΐΓ3\νΐη§δ δΐιβίΐ ΐηοΐυίΐβ Ιΐιβ Οοη- 
ίΓοΙ Βΐηβ Τΐβ8, ββηοΙίΓηβΓίτδ ηηεΐ ΡΓο^θοί ΟοοΓ^ΐηβίβδ 
(ΐΓ 3 \νΐη 88 38 δΐιρρίΐβεί 5γ ΐΗβ ΜϊηίδίΓγ. 

4.3.2.3. Ρΐ3η8 3η(1 ΡΓοίΐΙββ 

δοηΐβ : ΗοΓΐζοηΙβΙ 1 :500 

νβΓίίοβΙ 1 : 200 
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ΙηίοΓπΐΗΐΐοη βΐιολνη οη Ιΐιβ (ΐΓ&\νΐη§8 8ΐΐ8ΐ1 ΐηοίικίβ «ΙΙ 

Ιθρθ^3ρ1ΐϊθ3ΐ ίοβΙϋΓθδ, ΓΟ&(ΐΛν3γ8, 8}άβ\Ρ3ΐ1ί8, 01ΐρ1)8, 

ι·03(1\ν3γ (Ιβοϋη^, ΙιαϊΜϊη^δ, οαΐΐΐηβ οί βΐΓϋοΙυΓθ, οΙβ&- 
Γ3ΐιοβ άΪΓαβηΒΪοπδ Ιγοπι οθΐιΙβΓϋηβ οΓ ϊγ3ο1{ 3ιι( 1 Ιορ οί 
Γ3Ϊ1 Ιο 8ΐηιοΙυΓ3ΐ βΙθιηβηΙδ αηά ίίχοά β(ΐυϊριηβη.Ι, ΙϊιηΐΙδ 
οί οοηΐΓ&οί, Ιγ3ο1{ οθΠίβΓίίηββ, δρβοϊ»! ί,ΓβοΙί \νοΓΐ{, Ιορ 
οί Γ3Ϊ1 ρΓοίίΙβ 311(1 νβΓΐΪ03ΐ ΟϋΓνβ <ΐ3ΐ3, βΤΟϋΙκΙ 8υΓί30θ 
311(1 3ρρΓθχϊιη34θ Γοοίί ρΓοίϊΙθ. Ι^οο3ΐϊοη οί ρυιηρ γοοπιβ, 
οΙΐίΙΙβΓ ρΐ3ηί8/ν8Ιΐί 3Ιΐά ί3Ι1 8ΐΐ3ίΐ8 8ΐΐ3ΐ1 1)β 8 ΐΐΟ\\ 01 . ΑΪΡ 
νοίιιπιβδ 3ΐ ίίιιι 8ΐΐ3ίΙ 1οο3ΐϊοη8 8ΐΐ3Π Ββ ίη(1ίθ3ΐ(;(1. 

4.3.2.4. ΡρορβΓίγ Ι(1βη1ϊίϊθ3ΐϊοη 

δοαίβ : 1 : 500 

ΤΒβ <ΐΓ3^η§8 ·8ΐΐ3ΐ1 Ββ ρΐοη νΐβ^νδ βΒο'ννΐη^ : 

δίρββΐ βγδίβιη, ρΓορβΓίγ Ιΐηβδ, ΒυίΜΐη^δ, δίΓυοΙιΐΓβδ 
3η(1 8Ϊ§ηϊί1θ3ΐιΙ πΐ3η - ιηβΟβ ουΙΙοΓβ, δυΒάΐνίδΐοιΙ ηβπιβδ 
3η(1/θΓ 8(|υ3Γβ ηυπιΒβΓ, ΙοΙ ηυπιΒθΓ, ΙγοοΙι 3ΐϊ§;ηΓηβη(,, 
ΗιηίΙδ οί οοηΐΓβοΙ, ΙΐιηϊΙδ οί γϊ§ΒΙ - οί - \ν3γ Γβ(5αίΓβ(1 
ίοΓ οοηδίΓΐιοΙϊοη οί ΙΒθ ΜθΙγο οηά πιϊιιΐιηιιιη τββΐ β8ΐ3ΐβ 
ίηίθΓββΙ ϊ(1βη1ϊί1β(1 Βγ ^ΓβρΒϊο βγπιΒοΙ οηοΐ ΐ3Βιιΐ3ίίοη 
οί ρΓορβΓίγ άϊδροδϊΐίοη. ΤΒβ ΙοΒυΙβΙίοη βΒβΠ ϊοΐυίΐθ : 

8({υ3Γβ ηυπιΒβΓ 3η(1/θΓ δΐιΒ - (Ιίνϊβϊοη η3ηΐθ8, Ιοί ηυιη- 
ΒθΓ 8, η3Π1β8 οί 0\νηβΡ8, 3ρρΓ0ΧΪηΐ3ΐβ 3ΓΘ3 Γβ(ΐυΪΓβ(1 311(1 
ρθΓΐϊηβϋΙ Γβΐη3Γΐ£8. ΡΓΟρβΓίγ (Ι3ΐ3 8Β311 Ββ ^3ΐΒ6Γβ(1 
ίΡΟΠΙ Γβ8β3ΓθΒ οί ΐΒβ Πΐΐΐηϊοίρβΐ ΓΘΟΟΓ(ΐ8. ΡΓΟρβΓίϊβδ 
8 Β 3 ΙΙ Ββ ρΙοίίιβά οη ΐΒβ Β38Ϊ8 οί (ΙβδοηρΙίνθ (Ιββίΐδ λνΒβη 
ηΘ0β883Γγ, 3η(1 δΒοΙΙ Ββ οοπιΒΐηβ(1 βικί ϊπιρο8β(1 οη ί,Βθ 
ρΓΟΪββΙ πΐ3ρρϊη§ Ιο δΒονν ΐΒοδβ ρρορβΓίϊθδ Γβΐ3ΐβ(1 Ιο 
ΐΒβ ΜβίΓΟ ίΐοηδίΓυβΙϊοη. ΑΓβ38 οί Ιοίίίη^δ βΒοΠ Ββ ββΐ- 
βυΙοΙβΟ 3η(1 ΙϊδΙβά υη(1βΓ ΐΒβ πιίηϊπιυπι Γβ3ΐ βδΙηΙβ ίηΐβ- 
ΓβδΙ Ιο Ββ 3β€[υΪΓβ(1. \νΒο]β Ι3ΐιϊη§8 οί Ιοΐ8 Άτιά/οΓ ρ 3 Γ- 
ββίδ βΙοΙΙ Ββ 1όβη1ΐίΐβ(1 ΐη ΙοΒιιΙηΙίοη οί ρΓορβΓίγ άίΒρο- 
ΒΪΙΐοη. ΡΓονΐ(1β βυΓνβγ οί ρΓορβΓίίβδ Ιο Ββ 3β(|υΪΓβ(1 ΐη 
ίββ οτ ββδβπιβηΐ Ιο 2η(1 0Γ(1βΓ 3βοαΓ3βγ. 

4.3.2.5. ΡρβρβΡβ 3η(1 δυΒπιΐΙ, Ιο ΐΒβ ΜΐηΪ8ΐΓγ 3 ΙΐδΙ 
οί ΒθΓΪζοηΐ3ΐ 3η(1 νβΓΐΐβ3ΐ βοηίΓοΙ πιοηηπιβηΐδ λνΒΐοΙι 
ΐη ΐΒβ ορΐηΐοη οί ΐΒβ Β€ ινΐΠ Ιΐΐιβίγ Ββ (ΙβπιοΙΐδΒβίΙ (1αΓΪη§ 
βοηδίηιβΐΐοη ογ 3Γβ ΐη βηοΒ ρροχΐπιΐΐγ Ιο ΐΒβ βοηδΐρη- 
βΐΐοη ορβΓ3ΐΐοη8 ΐΒβΐ ΐΒβγ ηιΐ^Βΐ Ββ (1Ϊ8ΐιΐΓΒβ(1. 

4.3.2.6. Ιΐββ ΐΒβ ΒοΓΪζοηΐ3ΐ 3ηά νβΓΐΐοηΙ βοηΐποΐδ 
βιιρρΙΐβΟ Βγ Μΐηΐδΐργ ΐη (Ιβνβίορΐη^ 3 πΐ3ΐΒβπΐ3ΐΐζβ(1 
ίΐη3ΐ 3ΐΐ§ηηιοηΐ. 8υρρ1βπιβηΐ3Γγ δυρνβγδ 8 Β 3 ΙΙ Ββ 30 - 
οοπιρΙΐδΒβίΙ Βγ β1θ8β(1 ΐΓ3νβΓ8β ΐο 0ΓΪ8Ϊη3ΐ βοηΐΓοΙ ΐο 
2ηά 0Γ(1βΓ 3ββηΓ3βγ. 

4.3.2.7. Κβνΐβ«( ΐΒβ 3ΐΐ^ηπιβηΐ ΐη ΐΒβ ΤβοΒηΐοβΙ Ρββδΐ- 
Βΐΐΐΐγ ΚβροΓΐ 3ηά Γββοπιπιβηίΐ οΒβη^βδ Ουβ ΐο βΒ3η§β(1 
βοη(1ΐΐΐοη8 οΡ βάιΐΐΐΐοηβΐ ΐηίοΓπιβΐΐοη. ΒβνβΙορ πΐ 3 ΐΒβ- 
πΐ3ΐΐζβ(1 ΒθΓΪζοηΪ3ΐ, νβΓΐΐβηΙ 3ΐΐ§ηπιβηΐ8 ίοΓ ΐΒβ Μβΐρο 
ΐΓ3β1ί8 Β38βά οη ΐΒβ ηρρρονβά ^ρορΒΐοβΙ 3 ΐΐ§ηπιβηΐ 8 
3η(1 ηρρΓονβά οοηΐΓοΙδ. ΤΒβ ίΐηηΐ Μβΐρο βΐΐ^ηπιβηΐ ννΐΐΐ 
Ββ £^ΗΒ^β^ΐ ΐο βρρΓονηΙ Βγ ΐΒβ Μΐπΐδΐργ. 

ΤΒβ βΒονβ ΐΐβπΐδ δΒβΙΙ Ββ οοηιρΙβΐβ(1 ρηοΓ ΐο 3 ηά 
ίοΐΉΐ ρ3Γΐ οί ΐΒβ ΡΓβ1ΐπιΐη3Γγ Κβνΐβνν 8 αΒπιΐΐΐ 3 ΐ. 

4.3.2.8. Οηβ 8βρΪ3 βηοΒ οί 1 : 500 βοβίβ ίΐηηΐ (Ιβδΐ^η 
(ΐΓ3\νΐη86 οί ΜβίΓΟ ΒθΓΪζοηΐ3ΐ 3η(1 νβΓΐΐοηΙ 3 ΐΐ§ηπιβηΐ 
βΒηΙΙ Ββ βηΒπιΐΐΐβίΙ ΐο ΐΒβ Μΐηΐδΐργ ΐπιπιβ(1Ϊ3ίβΙγ ηροη 
(ΜΜηρΙβΐΐοη οί βΐΐ^ηηιβηΐ πΐ3ίΒβπΐ3ΐΐζ3ΐΐοη. ΤΒβ ΐηΐΐΐβΐ 
8αΒπιΐΐΐ3ΐ οί ΐΒβ ΒθΓΪζοηΪ3ΐ 3ηά ·ν»Γΐΐθ 3 ΐ βΒ^ηπίβηΐ 
ηββ(1 ηοΐ Ββ ίυΐΐγ- οοπιρίβΐβ ΐη οΐΒβΓ Γββρββΐδ Βηΐ πιυδΐ 
δΒοιν 3ΐΐ§;ηπιβηΐ ά3Ϊ3, 8Ϊ3ΐΐοηΐη^, δρββΐβΐ ΐΡβοΒινορΒ, 
3η(1 ΐΒοββ οοηΐΓοίδ (Γθ8ΪΓ3Ϊηΐ8 βΐβ.) ννΒΐοΒ β8Ϊ3Β1Ϊ8Ββ(1 
ΐΒβ ηΐΐ^ηηίθηΐ. 

4.3.2.9. ΒβνβΙορ ρρβΙΐπιΐηβΓγ ηίηίηΐβηβηοβ οί ΐτηίίΐβ 
3η(1/θΓ (Ιβΐοηρ ρΐαηδ ίοΓ δΐΓββΐδ βηά 3Γβ38 \νΒΐβΒ \νΐυ Ββ 


3ίίβοΐβ(1 Βγ ΐΒβ ΜβίΓΟ οοηδΐΓηοΐΐοη \νοΓΒ8 ΐη 3ββθΓ(ΐ3ηββ 
ννΐΐΒ (Ι 3 ΐ 3 ΐο Ββ ίαΓηΪ8Ββ(1 Βγ ΐΒβ τββροηδΐΒΙβ 3ηΐΒθΓΪΐΐβ8. 

4.3.2.10. ΡΓβρ 3 Γβ δοΒβιηηΐΐβ ρηνΐη^ 3η(1 Γβ8ΐθΓ3ΐΐοη 
(ΐΓ3ννΐη^8 ίΟΓ ηΐΐ 3Γβ38 ΐο Ββ Γβρ3νβ(1 ΟΓ Γβ8ΪΟΓβ(1 ίοΠολν- 
ΐη» οοηδΐΓΗοΐΐοη οί Μβΐρο ίηβΐΐΐΐΐβδ. 8Βο\ν Γβίοοηΐΐοη 
οί ηΐΐ1ΐΐΐβ8 30(1 ΟΐΒβΓ βίβπιβηΐδ ννΒΐοΒ Γβ(}ηΪΓβ ηΙΐβΓηΐίοηβ 
οί ΐΒβ ρΓβ8βηΐ βοηάΐΐΐοηδ Βββηηββ οί ΜβΐΓΟ βοηδΐρηοΐΐοη. 
ΒΓ3\νΐη^8 βΒοΙΙ ίηβ1ϋ(1β ρΐηηδ, ρΓοίΐΙβδ, βΓθ88-8βοΐίοη8, 
βίβνηΐΐοηδ 30(1 οΐΒβΓ ΐηίοΓοιηΐΐοη ΐο (ΙβδΟΓΐΒβ ·ννοΓΒ ΐο 
Ββ ρβΓίθΓΓη6(1. 

4.3.2.11. ΡΓβροΓβ βΟΓνβγ ρΐηηδ δΒοινΐη^ 3ΐ1 ΐορο^Γο- 
ρΒΐβοΙ ίβοΐτίΓθδ ινΐΐΒ 8ροΐ βίβνηΐίοηδ ίοΓ οΠ 3Γβ38 οηί8Ϊ(1β 
οί ΐΒβ ΜβΐΓΟ βθΓΓί(1θΓ8 ν^ΒΐοΒ πιβγ Βανβ ΐο Ββ (ΙΐδΐοΓΒβίΙ 
Βγ οοηδΐΓοοΐΐοη. δββΙβ 1 : 200.^ 

Α11 δΟΓνβγδ ΓβςηΐΓβά ίοΓ ΐΒβ ρΓβρ3Γ3ΐΐοη οί βηοΒ 
ρΙβηδ βΒβΙΙ Ββ οοηδΐίΙβΓβίΙ ((ΕΧΤΚ.4 ^ΑΟΚΚ» 30(1 δΒβΙΙ 
Ββ ΓβίηιΒηΓ83ΒΙβ 38 βοοΒ. 

4.3.2.12. 8Βολν ]οο3ΐΐοη οί νβηΐ 30(1 ίηη δΒοίΐ §Γ3ΐίη§8 
30(1 ίΡββΒ 3ΪΓ ΐηΐβΒβδ 3ΐ 8ηΓί30β. 

4.3.3. ΑΚΟΗΑΕΟΒΟΟΙΟΑΒ ΕΟΝ8ΤΚΑΙΝΤ8 

Ββίΐηβ 30(1 δΒονΓ οη ρΙοηδ 30(1 δβοΐΐοηδ 3ΓβΒ3βο1ο§ΐθ3ΐ 
οοηδΐΓβΐηΐδ. Κββοπιπιβη(1 δοΐοΐΐοοδ οη (ΐΓ3\νΐη§8 3η(1/θΓ 
(ΙβδΟΓΐΒβ ΐη 3 \νΎΪίίβη ΓβροΓΐ. ΟοοΓάΐη3Ϊβ ΐΒΪ8 ντορΒ \νΐίΒ 
ΐΒβ Εοπίπΐΐΐΐββ ίοΓ 0ΐ338Ϊθ3ΐ ΑΓθΒ3βθ1θ§γ οί ΑΐΐΐΒο. 

4.3.4. 80ΙΕδ 

4.3.4.1. ΤΒβ δοΐΐδ 30(1 ΟοηδΐΓοοΐΐοη ΜβΐΒθ(1 ΚβροΓΐ, 
8ορρ1βπιβηΐ3Γγ §βο1ο§ΐθ3ΐ ΓβροΓΐδ 3η(1 ΒθΓΪη§ 1ο§8 ίοΓη- 
Ϊ8Ββ(1 Βγ ΐΒβ Μΐοΐβΐογ δΒοΠ Ββ ροΓΐ οί ΐΒβ Ρΐηηΐ ΟοηΐΓ3οΐ 
(Ιοοοηιβηΐδ. 

4.3.4.2. Α(1(1ΐΐΐοη3ΐ 8θΐΐ8 ΐηίοΓοοηΐΐοη Γβ(ΐϋΪΓβ(1 Βγ 
ΐΒβ ΒΟ, 30(1 ΐί (1ββπιβ(1 ηβοβ883Γγ, Βγ ΐΒβ Μΐοΐδΐργ -ννΐΠ 
Ββ ίυΓηΪ8Ββ(1 Βγ ΐΒβ ΜΐηΐδΐΓγ 3ΐ ηο 008 ΐ ΐο ΐΒβ ΒΟ. 
ΤΒβ ΒΟ δΒηΙΙ ΐηΐΐΐβΐβ Γβ(ίυβ8ΐδ ίοΓ 3(1άίΐΐοη3ΐ δοΐΐδ ΐη- 
ίοπΏΟΐΐοη Βγ \νΓΪΐΐη§ ΐο ΐΒβ ΜΐηΐδΐΓγ. 

4.3.5. δτκυοτυκΑΕ 

4.3.5.1. ΜοΙίβ 3 ρΓβΙΐπιΐηοΓγ άβ8ΐ§η ίοΓ 3ΐ1 δΐΓοοΐοΓβδ 
ηβ0β883Γγ ΐο 3000Π10(ΐ3Ϊβ ΐΒβ ΪΓ3θΒ 3ηά 8Ϊ3ΪΪ0η8, ΐη- 
οΐοίΐΐοβ 8υΒ-8Ϊ3ΪΪ0η8, ΐΐβ ΒΓβ3ΐ(βΓ 8Ϊ3ΪΪ0η8, 003] ΟΓ 30(1 
ηοΐηοΓ Γβρ3ΪΓ δΒορβ 3η(1 3ΐ1 οΐΒβΓ ρβΓΐΙηβηΐ 8ΪΓθθΐθΓβ8. 
ΟοηΐΓ3θΐ Ιΐηοίΐδ δΒοντη οη ΐΒβ Ρβ38ΪΒΐ1ΐΐγ δΐη(1γ ρΐηηβ 
3Γβ 3ρρΓ0ΧΪΠ13Ϊβ 30(1 8Β311 Ββ β8Ϊ3Β1ΐ8Ββ(1 Βγ ΐΒβ ΒΟ 
ΐη οοοΓ(1ΐη3ΐΐοη -ννοΐΒ ΐΒβ ΜΐηΐδΐΓγ. 

4.3.5.2. ΡΓονΐ(1β 3 Βρΐβί ννηΐΐβη άβδοηρΐΐοη οί ΐΒοδβ 
ΒΐΓοοΐοΓβδ 3ίίβοΐβ(1 Βγ ΐΒβ ΜβΐΓΟ οοηδΐΓοοΐΐοο χνΒΐοΒ 
>νΐ11 Γβ(|ηΪΓβ (1βΐ3Ϊ1β(1 οηάβΓρΐηηΐη^ (Ιβδΐ^η ΐο Ββ ρΓβ- 
ρ3Γβ(1 Βγ ΐΒβ Ρΐηβΐ Ββδΐ^η Οοηβυΐΐβηΐ. δΒο\ν ΐβηΐ3ΐΐνβ 
8θ1ϋΐΐοη8 30(1 ίη(1ίθ3ΐβ δοορβ οί ίοΓΐΒβΓ ΐηνβδΐΐ^ηΐΐοηβ. 
ΑΙδο Ιΐδΐ ΐΒοδβ δΐΓοοΐοΓβδ, ΐΒβ οη(1βΓρΐηηΐη§ οί ννΒΐοΒ 
δΒδΙΙ Ββ Ιβίΐ ΐο ΐΒβ (1Ϊ8θΓβΐΐοη οί ΐΒβ οοηδΐΓοοΐΐοη οοη- 
ΪΓ30ΪΟΓ 3ηά ΐη(1ΐ03ΐβ ΐΒβ ΓββδΟΟδ ΐΒβΓβίΟΓβ. 

4.3.5.3. Κβοοπιπιβη(1 ΐο ΐΒβ ΜΐηΐδΐΓγ ηΐΐ (Ιβπιοΐΐΐΐοη 
Γβ(|ϋΪΓβά ρΓΪΟΓ ΐο οοηδΐΓοοΐΐοη. 

4.3.5.4. Κβοοπιπιβη(1 αη(1 δΒολν οη (ΐΓ&νάη^ Ιγρβ οί 
οοηδΐΓοοΐΐοη δοΟΒ 3δ : 

Τγρΐοβΐ Οοΐ 3ηά ΟονβΓ δβοΐΐοη 

ΕβγϊΒ Τυηηβΐ δβοΐΐοη 

Μΐχβ(1 Ρ30β ΤοηηβΙ δβοΐΐοη 

ΚοοΒ ΤοηηβΙ δβοΐΐοη 

Αΐ-^3(1β δβοΐΐοηδ 

ΑβΓΪ3ΐ δΐΓΟΟΐΟΓβδ 

Τγρβ οί ΤοηηβΙ ΕΐηβΓδ 3η(1 τβΐηΐΐνβ πιβπΐδ οί βαοΒ ΐγρβ 

δΐαΐΐοη δΐΓοοΐθΓ3ΐ Εΐβπιβηΐδ 
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8ΐ&Ιΐοη Αοοο 88 ΜβΐΙιοίΙβ 

Ροιΐβίδ 

Αηγ οίΗβΓ 8ΐηιοΙυΓ&1 βίβιηβιιΐδ ρθΓί,ϊηβηΙ ίο ΐΗθ δνδίβιη 

Ιιϊιηϊίδ οί Γβοοιηιηθηάβίΐ Ιυηηβΐ &η(1 ουί οικί "οονβρ 
δβοίϊοηδ. 

4.3.5.5. Κοοοηιπιβηί \ν1ιϊο1ι Ιγρο οί Ιυηηβΐ ΙϊηβΓδ ΟΓβ 
ίο 1)Θ υδβά ϊη άϊίίβΓβηί δθοίίοηδ οηά ρρβρβΓθ Ιΐιβ ΡγοΗ- 
ιηϊηοΓγ Ββδί^η οδ Γθ({υΪΓβ£ΐ 1)γ ΐΗβ δΐι^δϋΓί&οβ οοηάϊΐϊοηδ. 

4.3.5.6. δίιολν ρΓοροδβίΙ ί1ο&ίίη§ δΐ&ΐ) Ιγρβδ βηιΐ Ιΐιβίι· 
βχΙβηΙ. 

4.3.5.7. δΐιονν' Ιοο&Ιίοη οί δαίθΙγ \ν8ΐΐ€8. 

4.3.5.8. δ1ιο\ν οοηίϊ^ιΐΓβΙίοη 8η(1 3ΓΓ&η§βιηβηΙ οί βηιβΓ- 

§θηθγ βΧΪΙ 8ΐ8ΪΓ8, ίί ΓβςυΪΓθά. 

4.3.5.9. δίιο·νν §βηβΓ8ΐ &ΓΓ8η§βιηβηΙ οί ί&η βικί νβηΐ 
δΐι&ίΐδ, δοΒδίδΙΐοηδ, οΜΙΙβΓ ρΐ&ηΐδ, Ιίβ5Γβ8ΐίβΓ δίαΐίοηδ*, 
οΐβαηίη^ 3η(1 ΓβρβΪΓ 5αϊ1(ϋη§δ, δίοΓβ^β γδράδ, βικί βηγ 
οΙΙιβΓ ηβΟθδδ&Γγ δίΓυοίοΓθδ. 

4.3.6. ΝΟΙδΕ ΑΝΟ ΥΙΒΚΑΤΙΟΝ ΟΟΝΤΚΟΕ 

4.3.6.Ι. Τΐιβ ΟΟ δΐιβίΐ ιηαΐίθ &ή βοΐοαί οη ΙοοαΙίοη 
ηοϊδβ 811(1 νϊ1)Γ&Ιϊοη δΐίΓνβγ. Μβ8δΐΐΓβιηβηΐ8 8 γθ ία 5β 
ίβΐίβη &ί &11 δθηδϊίϊνβ 5ιιί1(1ϊη§ δίηιοίιΐΓβδ. δυ5πιίΙ 8 
Ιίδί οί 8ΐ1 δβηδϊίΐνβ δίΓυοίοΓβδ. 

4.3.6.2. Κθοοιηιηβικί οικί Ιοοαίβ οη ρΐαηδ §Γοαη(1- 
Εογπθ νϊ1)Γ8ίϊοη ίδοίηίΐοη οί ίΓ&ηδϊί ορβΓβίϊοη (ίΐοβϋη^ 
δΐ&ΐ) εακί ίουη(ΐ3ίϊοη ϊδοΙβίϊοη οοηοβρίδ). 

4.3.6.3. Ιη(1ΐο&ίβ οη ίΐιβ ρΐ&ηβ ίίιβ οοηίΓοΙ ιηβ11ιο<1 
ΓΘθοπιιηβη(1θ(1 ίο ρΓβνβηί ηοϊδθ οί ίι-οηδΐί οροΓαΙίοη 
ίΓοιη ΐηίΓη(1ϊη§' ηροη ίίιο θηνΪΓοηπιβηί (ίΙίΓοη^ίι ίβη 
3η(1 νβηί δίι&ίίδ θίο.). 

4.3.6.4. δίιολν οη ρΙβηδ ίίιβ Γθοοιηιηβη(1β(1 &οοα8ίϊθ8ΐ 
ίΓΘβίιηοηί Γβ([ηίΓβ(1 ίο οοηίιοί ίίιβ βίΛοιηΘ ηοϊδβ ΓβνβΓ- 
1)βΓ8ΐΐοη ίϊηιβ 1η δί&ίϊοηδ αηά 3ΐοη§ τηηηϊη^ δβοίϊοηδ. 

4.3.6.5. Ιη(1ϊβ8ίβ 8Γβ88 οί ίυΓίίιβΓ δίυιΐϊβδ ηηά ϊη άβρίίι 
ϊηνβδίϊ^&ίϊοηδ ίο 6β ηαβίΐβ βίΐβρ οοπιρίβίϊοη οί ρΓβΙϊτηϊ- 
η8Γγ (1β8Ϊ§η. 

4.3.6.6. Κββοιηπιβηά 8 Γ03<11)β6 (1βδϊ§η οοηδϊδίβηί 
■ννϊίίι βοηίβιηροΓ&Γγ (ΙΪΡββί ίϊχαίϊοη πιβίίιοάδ. 

4.3.6.7. Κβοοπιπΐ6η(1 ηοϊδβ οοηίροί άβδϊ^ηδ ηρρίϊβηίιΐβ 
ίο ίίιβ Γθ11ϊη§ δίοβίί 80(1 δρββϊίγ’ ΙίιβΪΓ ιηϊηϊπιιιπι ρβΓ- 
ίοΓίη&ηββ 0ΓΪίβΓΪ& ννίιϊβίι δίιηΐΐ 6β δυ^ΐββίβίΐ ίο ίϊβΐίΐ 
Ιθδίδ. 

4.3.6.8. ΡοΓηιυΙβίβ βοηδίΓηοίϊοη ηοϊδβ βηά νϊ1)Γ8ΐϊοη 
ΟΓΪίβΓΪη 8βοοΓ(1ϊη^ ίο δρβοϊίϊβ βηΛάΐ’οηιηβηίηΙ οηίβ^ΟΓΪβδ. 

4.3.6.9. ΚββοηιιηβηοΙ ηοϊδβ 8η(1 νϊ^Γοίϊοη οοηίΓοΙ 
ιΙιΐΓΪη§ βοηδίΓηοίϊοη, 8η6 ηβββδδαργ ρΓββαυίϊοη ίο 6β 
ίηΐιβη ίοΓ ίίιβ ρΓβδβΓνβίϊοη οί 3Γβ1ΐ8βο1ΰ8Ϊβ8ΐ 8η(1 ίιϊβίο- 
ΓΪβ8ΐ ιηοηηιηβηίδ. 

4.3.7. ΑΗ€ΗΙΤΕΟΤϋΚ.\Ε 

4.3.7.Ι. ΤΗβ ϋΟ δ1ΐ8ΐ1 (ΙβνβΙορ ίίιβ βοηββρί οί δΐη- 
ίϊοηδ, δη^δίηίϊοηδ, ΓβρηΪΓ δΐιορβ, δβΓνϊββ τοοηΐδ 8η(1 
ηηγ οίίιβΓ Γβΐ8ίβ(1 ΕυϊΜϊη^δ ϊη δαίίϊβϊβηί (Ιβίβϊΐ ίο βηη^ΐβ 
ίΕβ Ρϊηηΐ Οβδϊ^η Εοηδηΐίηηί ίο ρΓ0βββ(1 ΛνϊίΙι οη ηρρρον- 
Θ(1 8ΓβΕϊίββίηΓ8ΐ βοηββρί. 

Ιη §βηβΓ&1 8Γβ1ιϊίβοίηΓ8ΐ ίρβηίηιβηί δΐιβίΐ οοηίοΓπι ίο 
βδίηΡΙϊδΙιβίί ΟΓββΙί βοηββρΙδ 8η(1, ίο ίίιβ βχίβηΐ ροδδϊΡΙβ, 
οοη8Ϊ(1βΓ8ίϊοη δίιηΐΐ 1)β §ϊνβη ίο ίΕβ Ρβηβίϊίδ Γβδυΐΐϊη^ 
ίβοιη ΐΗβ βχρΙοϊίηίϊοη οί πιβζζβηϊηβδ 3η(1 βοηβαηΓδβδ Εγ 
ϊηοοΓρθΓ3ίϊη§ νβΓΪοιίδ δΗορρϊη^ ιηβΐΐδ, τβδίητίΓηηίδ, 8ρβ- 
βΪ8ΐ*·Γν δίίΟρδ 80(1 8ηοϊ1ΐ8Γγ ίηοϊΐϊίϊβδ. 


4.3.7.2. Εοη8Ϊ(1βΓ8ίϊοη δ1ΐ8ΐ1 Ρβ ^νβη ίο ίίιβ βηνϊροη- 
ηιβηίθΐ ϊιηρ3θί οί ίίιβ Μβίβο βοηδίΓηοίϊοη οη ίίιβ δηΓ- 
Γ(>αηάϊη§ &Γβ88 ίροπι ίίιβ ροϊηΐ οί νϊβνν οί 8νοϊ(1ϊη§ 
(1Ϊ8ίυΓΐ)8ηοβ8 ίροιη ίίιβ βοηδίΓηοίϊοη βηίΐ βδίΐιβίϊοηΐΐγ 
8(1&ρίϊη§ ίίιβ δΙβίϊοηδ. 

4.3.7.3. ΡββρβΓβ 3 δβΓνϊββ Γοοιη δοΕβ(1η1β ινϊίΕ (Ιβδ- 
βΓΪρίϊοη, ηηηιΡβΓ 8η(1 1οο8ίϊοη οί βΐΐ δβΓνϊββ τοοπίδ 8η(1 
8ηβϊ1ΐ8Γγ δρ&οβδ οί ρ&δδβη^βΓ δίηίϊοηβ βπίΐ βοοΓ(1ϊη8ίθ 
ί1ιβϊη\νϊί1ι ίίιβ (ΙΪΓββίϊνβ (ΐΓ3\ν1ιι@Β 8ηρρ1ϊβ(1 Βγ ίΕβ Μΐηϊ- 
δίΓγ. 

4.3.7.4. 0Γ8\νϊη§8, ϊη βρρΓορηηίβ δββΐβ, δΕηΙΙ ϊηο1η(ΐΘ 
ϊηΙβΓηβΙ (ίϊηιβηδϊοηδ, (Ιοογ βηιΐ ΙβηοοΙίοηί ρβηβΐ δϊζβδ 3η(1 
Ιοοηίϊοηδ 8η(1 Ποογ βίβνβίϊοηδ ίοΓ 311 ηηβϊΙΙβΓγ βρηοβδ, 
8\ν·ϊίθΙΐ1)08Γ(1 Γ00Π18, ίΓΒΟίϊΟη ρον,'βΓ 8η1)δΐ3ίϊθηδ, δβΓνϊββ 
Γ00Π18, β808ΐ3ί0Γ8, ρβδδβ^βχνογδ, εηίΓ3ηθβ8, ρΙβίίΟΡΠΙδ 
3η(1 ηιβζζβηϊηβδ. 

ΑΙδο 1οο3ίβ(1 οη ίΐιβδβ (ΐΓ3\νϊη§8 δίιηΐΐ 1)β ΙβϊοδΙίδ, ^ηΐβδ 
πίΒρΙβΙιΙβδ, ί3Γβ νβη(1ϊη8 πΐ3ο1ιΙηβδ, ίβΙβρΙιοηβ ΕοοίΕβ, 
ίΪΓβ β(ϊηϊρπΐΘηί οθΡϊηείδ, βηιΐ ηηγ οίίιβΓ ρβΓίϊηβηί ϊη- 
δίβΠβίϊοη.δ. 

4.3.7.δ. δίιο%ν δίβίϊοη Ιαγοαί 3ί ίΓ3θ1β, ιηβζζβηϊηβ 3η(1 
βηίΓβηββ Ιβνβίδ νήίίι ΟΓΟδδ δββίϊοηβ ίο δίιοιν 3ΓβΙιϊίβοίηΓ3ΐ 
Γβΐηίϊοπδίιϊρδ, (Ιϊιηβηδϊοηδ ηηιΐ δίΓηβίηΓβΙ δϊζβ ρ3Γ3- 
ιηβίβΓδ 3ηά Π18Ϊ0Γ (1ηοί\νοΓΐι 1οο3ίϊοη. 

4.3.7.6. Εοο3ίβ ϊη ρίηη 3η(1 βίβνηίϊοη ίΓβοίϊοη ρολνβΓ 
δηΐΐδίηίϊοηδ, ίϊβ ΙΐΓβηΙίβΓ β(|ηϊρπιβηί δίηίϊοηβ, οίιϊΙΙβΓ 
ρΐηηίδ, βίεβηϊη^ 3η(1 τβρ&ΪΓ ΡηϊΜϊη^δ 3η(1 3ηγ οίίιβΓ 
ηβββ883Γγ δίΓηβίηΓβδ. 

4.3.7.7. Ιη(1ίθ3ίβ 3 (Ιβίϊηϊίϊνβ ίαγοηί οί ηΐΐ ϊηιραΓίηαί 
Ι3η(ΐ803ρϊη^ ίβηίηρβδ ρβΓίϊηβηί ίο ίίιβ άβδϊ^η βίίοΓί ϊη- 
ο1η(1ϊη§ βχίοΓΪΟΓ 1ϊ§ίιίϊη§. 

4.3.8. υΤΙΕΙΤΙΕδ 

4.3.8. 1. ΡΓβρ3Γβ 8βρ3Γ3ίθ Ηίϊΐϊίγ (ΐΓ8Λνϊη^3 ηδϊη^ βχϊβ- 
ίϊη^ ηίϊΐϊίγ (ΐΓ3ΐνϊη§8 8υρρ1ϊθ(1 ίιγ ίίιβ ΜϊηϊδίΓγ ίορ : 

\ν 3 ίβΓ Μηϊηδ 

δβλ\·βΓ8 

ΕΙβοίΓΪο 

(τ3δ 

Τβίβρίιοηβ 

ΟίίιβΓ 

δβ3ΐβ : ΗοΓΪζοηίηί 1 : 200 
νβΓίϊοβί 1 ; 100 

4.3.8.2. ΡρβρβΓβ οοιηροδϊίβ ηίϊίϊίγ (Ιρηντίη^δ ϊηοοΓρΟ' 
Γ3ίϊη^ ίίιβ υΐϊΐϊίϊβδ (1β8βΓΪ1)β(1 ϊη 4.3.8.Ι. 

, 4.3.8.3. Εχϊδίϊη^ 3ηΟ ρΓορο8β(1 ηίϊίϊίϊβδ, δίιηΠ 1)β δίιοννη 
ϊη ρίηη. Ρροίϊΐβδ δίιηίΐ όβ ρΓθνϊ(1β(1 ίοΓ ρΓορο86(1 Ιϊηβδ, 
ΟίίιβΓ ηίϊίϊίγ οΓΟδδϊη^δ δίιβίΐ 1)β ρ1οίίβ(1 ίο ηδβηΓβ ηοη- 
βοηίίϊβί \νϊί1ι ΜβίΓΟ. 

4.3.8.4. ΚβοοΓηιηβηοΙ \νίιϊο1ι ηίϊίϊίϊβδ δίιοηΐά δβ Ρβίοββ- 
ίβ(1 ρΓϊοΓ ίο ΜβίΓΟ βοηδίΓηοίϊοη. 

4.3.8.5. Κβοοιηηιβηά \ν1ιϊο1ι ηίϊίϊίϊβδ δΗοηΜ 1>β Γβίοοη- 
ίε(1 (ΙιΐΓΪη^ ΜβίΓο βοηδίΓηοίϊοη 3η(1 \νίιϊο1ι οηη 5β δηρ- 
ροΓίβ(1 ϊη ρΐηοβ. 

4.3.8.6. 0ο.οΓ(1ϊη8ίε \νϊίΙι ίίιβ ο\νηβΓδ οί ηίϊίϊίϊβδ ίίιβ 
ρΓ3οΙϊβ3ΐ)ϊ1ϊίϊβδ οί ΟΟ’δ Γββοπιιηβηάβίϊοηδ ϊη 0Γ(1βΓ ίο 
οΜηϊη ΙίίΓοη^ίι ίίιβ βδδϊδίβηοβ οί ίίιβ ΜϊηϊδίΓγ ίΡβΪΓ 
ρΓβΙϊιηϊηηΓγ 3§Γββιηβηί οί ίίιβ Γβοοιηιηβη(1β£ΐ δοίηίϊοηβ. 

4.3.8.7. Κβοοιηιηβη(1 3η(1 ρΓβροΓβ (ΐΓ3ίί ίοηη ΜββΙβΓ 
Α^Γββπιβηίδ ίοΓ βχβοηΐϊοη 6βί\νεβη ίίιβ ΜϊηϊδίΓγ βιηΐ 
β3θ1ι ϋίϊίϊίγ Εοιηρηηγ. 

4-3.9. ΤΚΑΕΚ ΡνΟΚΚ 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


81ιο\ν οη ρΐ£αΐ8 αΐΐ ιηβΐηΐϊηβ ΐΓ&οΙί δίΓΠοΙαΓββ, γαποί 
ΐΓ3θ1ί 8ίΓυθΙυΓΘ8, 8ΡΘΟΪ&] ΊίνΟΓίί ίΟΓ Ιΐ1Γηθαΐ8 811(1 0Γ038- 
ονβΓ8 811(1 ΐΓ8θ1(λνοΓΐί 8ρραΓΐβη8ηοθ8, ίηο1υ(1ΐη§ 
0ΐβ8Γ8η0β8, (ΐΓ8Ϊη8§β, (Ιβίαϊΐβ οΓ Π18ΐβΓΪ8ΐ8 118β(1 811(1 
τηθίΗοιΙ» οί οοηδίπιοΐΐοη. 

81ιο\ν (1θΐ8Ϊΐ8 οΓ ΐΓ8θ1(ί88ΐβηϊη8, ϊη(1ίθ8ΐβ ΙίπιίΙδ οί 
(ΙΐΓβοΙ Γ8ί1 ίίχ8ΐ-ϊοη 80(1 1ΐ8ΐΐ8δ1β(1 ββοΐΐοηβ. 

4.3.10. ΜΕΟΗΑΝΙΟΛΙ. 

4.3.10.1. ΟβηθΓβΙ 
ΒΓ3Ϊη8§Θ 
Ρ1ιιπιΙ)ϊη§ 
νβηΙίΐ8ΐΐοη 
Αϊροοη(1ίΙΐοηΐη§ 

Ηβ8ΐϊη§ 

Οΐιϊΐίβά \ν8ΐβΡ Ρΐ8η1δ 

Ε808ΐ8ΐθΓ8 

δο8ΐβ : 1 : 2000 
1 : 100 
1 : 50 

4.3..10.2. ΌΓ8Ϊη8§θ άΓ8\νϊη§8 8ίΐ8]1 ϊηοΐιιάβ ^γ3(1θ οί 
(ΐΓ8Ϊη3^β, ραπιρΐη^ 8ΐ8ΐϊοη 1οο8ΐίοη, ίγρβ οί ραπιρ 3η(1 
οοηηβοΙίοηδ Ιο βχίβΐΐη^ 8β\νβΓ8. 

4.3.10.3. Ρ1υηι5ίη§ (ΐΓ8\νΐη§;8 δΙιβΠ 8ΐιο\ν ^βηβΓβΙ 
ρ1απι5ΐη^ βγδίβπι ΙβγουΙ ΐηο1υ(1ΐη§ ΙοοοΙΐοη οί 
β)βθΙθΓ8 80(1 οοοοβοΐϊοο ΙΟ ΘΧΪβίΐο^ 8 θ\νβΓ8. 

■ 4.3.10.4. Τυοοβΐ ΥβοίΠοΙΐοο (ΐΓ8\νΐο§8 δΐιοΐΐ 8ΐιο\ν ίβο 
δΙιοίΙ 80(1 νβοΐ 8ΐΐ8ίΙ Ιθ08ΐΐθ08, 8 ΪΖβ οί 8ΐΐ8ίΐ8, ΟΟΙΟΙίβΡ 
οί ί808 300683 ρΓΟνίδϊΟΟδ 80(1 310 ί1θ\ν (1ί8§Γ8018. 

4.3.10.5. νθθ1ίΐ8ΐίοο &θ(1 αΪΓ οοο(1ί1ϊοοϊο§ οί βοοϊΙΙβΓγ 
8Ρ30Θ8 8}ΐ8ΐ1 8ΐΐΟ\ν β(}υϊρθ1βθΙ \νίί.1ΐ 3ρρΓ0Χίαΐ3ΐβ (Ιΐοΐβο- 
81008, 1θ08ΐΐθ08, (Ιοοίννοοίί Ιβγοοί, 80(1 ρΐρΐθ§ 30(1 8ΪΓ 
ίΐονί (ϋ8§Γ&Ι08. 

4.3.10.6. 8ί8ΐ,ϊθΩ νβο1ίΐ8ΐϊοο (ΐΓβννϊο^δ δΐιαίΐ δΙιοΛν 
ΐοΙοΙίβ ορβοϊο^δ, 6x113081 ορβοϊο§8 3ΐ ^Γ&(16, 6(ΐυΐροιβοί 
ΙοοβΙΐοοδ 30(1 βρρΓοχΐοιαΙβ (1ΐπιβθ8ΐοο8 30(1 άυοί^ορίί 
ννίΐΐΐ ίίολν (1ί3§Γ3018. 

4.3.10.7. 8ΐ8ΐϊοο 8 Ϊγ οοο(1ΐΐΐοοϊο§ άοοίΛοο^δ δΐιβίΐ δΐιονν 
β([θϊροιβο1 1οο8ΐΐοο8 30(1 3ρρΓοχϊοΐ3ΐβ (Ιΐοιβοδΐοοδ, 
δορρίγ 30(1 Ρ6ΐθΓΟ ^ΪΙΙβ 1θ03ΐΪ0Ο8, 0υΐ8Ϊ(1β 3ΪΡ ΐθΐ3ΐ(β8, 
3ΐ1 άυοΙλνοΓίί 3θά οι3]ογ ρϊρίο^ νίΐΐι 3 Ϊγ ί]ο\ν 3θ(1 1ϊςϋϊ(1 
ί1θ\ν άΪ3§Γ8Π18. ΑΓΟίΐϊΙβΟί,ΟΓβΙ (Ιβδϊ^Ο οί 8ΐ3ΐΪ0Ο 8}ΐ3ΐ1 
1)6 ΟΟΠΐρ8ΐϊ5ΐ6 λνίΐΐΐ (Ιβδϊ^ο οί 6000001Ϊ031 3θά βίίίοίβοΐ 
3ΪΓ 00θ6ϊίίθθΐθ§ 8γ8ΐ6Π1. 

4.3.10.8. 01ιΐ11β(1 λνβίοο ρΐ3οΙ (ΐΓ3\νΐο§8 δΐιοΐΐ 8ΐιο\ν 
1θ03ΐίθΟ8 30(1 3ρρΓ0ΧΪΠ13ΐβ άΐΠ16Ο8Ϊ0Ο8 οί βΐΐ Ο1θθίΐ3θϊθ3ΐ 
30(1 β1βοΐΓΪ03ΐ (ροινοΓ οοΐγ) 3ρρ3Γ3ΐα8, ρϊρΐο^ 30(1 ίΐονν 
(113^3018, ν6θ1ίΐ3ΐΐθ0δ δγδίβοι οοπιρ1βΐ6 \νϊ11ι (1υοΐ8 
30(1 3ΪΓ ί1θ\ν (1Ϊ3§Ρ3Π18. δΙίΟ^νν 3ΐ1 300683 ίΟΓ ρ0Γ8ΟΩΟ6ΐ 
30(1 βι^οϊρπιβοΐ. 

4.3.10.9. δ1ιο\ν βίβοίπο ρο\ν6Γ Ιο 3ΐ1 πι3)ογ ϊΐβοΐδ οί 
οιβοΐιοοίοβΐ β(}υίροιβοΙ, ίοοίυιΐίο^ 6ηΐ6Γ§βοογ ροννοΓ 
(ΐί βΠ1βΓ§;βΟ0γ ρΟΛΥβΓ 18 06(50106(1). 

4.3.10.10. ΗβνΪ6Λν 1}ΐ6 Ρ3δ860§;60 ΟίοοοΙβίίοο 06([ϋϊ- 
Οβπίβοΐ 38 οοΐΐίοβίΐ ΪΟ Ιΐΐ6 Ο6θ1θ3ΐ Α063 ΜοδΙβΟ Ρΐ3α 
3θά ΤβοΙιοΐοβΙ Γ638Ϊ1)ί1ίΐγ Κ6ρθθΙ 30(1 68ί351Ϊ3ΐΐ ΐΗβ 
ΟΟΠίΙίβΟ 30(1·Ιθ03ΐΐθ08 οί 6803ΐ3ΐθ08. 

4.3.10.11. Ε 803 Ι 3 Ι 00 \νβ11\ν3γ 30(1 β(5θΐροΐθοΙ (1ο3\νΐο^8 
8ΐΐ3ΐ1 8ΐΐΟ\ν' Ιΐΐθ \νϊ(111ΐ, ΙβΟ^ΙΗ 3Ι1(1 (Ιβρίΐΐ 06€[ϋΪ0βΟ16θΐ8 
ίοο Ιΐΐβ 6803]3ΐθ0 Ϊ0Ο8868 3θά 013θ1ΐΪΩ6θγ, 1,0088 \νθθ1ίίθ§ 
ροϊοΐ 1θ03ΐΐθ08, 1 γ 088 60(1 30(1 ΐθΐ60ΙΟ6(1Ϊ3Ϊβ δίφροοίβ 
30(1 11ΐ6ίθ 1θ3(1 06301Ϊ008, Ιθ088 (ΐ6ΐ3Ϊΐ8, βίβοίοϊοοί 8βθνίθβ8, 
300688 βθνβ1θρ6 ΙΟ Λνβ11\ν3γ8, οΐβοΐΐϊοβ Γ00Ο1 30(1 λΥβΙΚνβγ 


300688 ίοο Θ0[θϊρπΐθθ1 ΐοδΙοΙΙοΙΪΟΟ 30(1 Π13ίθΐ60300β, 
οιοοΗίοβ 00001 νβοίΐΐοΐΐοο, γνοΐίννογ άο3Ϊθ3§;β 3θ(1 ίΐοβ 
ροοΙβοΙίοο. 

4.3.11. ΕΕΕΟΤΚΙΟΑΕ 

4.3.11.1. (ι6οβο3ΐ 

Τθ3θΐίθΟ Ρθ\Υ60 
δθ1ΐ8ΐ3ΐΪ0Ο8 
ΑΕ ΡολΥβο 
Εϊ^ΙιΙίο^ 

δθ3ΐβ : 1 : 2000 

4.3.11.2. Το3θ1ίοο Ροινοο (Ιοοννΐο^δ δΐιοΐΐ ϊοοίοάο Ιοοβ- 

ΙΪΟΟ οί 8θ1)8ΐ3ΐΪ0Ο8, ρΟδΐΙΐ,ΥΟ ί6βάβ08, δρβοϊοΐ 1θ3θΐ£ΐνθθ1ί, 
Οβ§3ΐΐνβ 0610008 ίί 0βςθίθ6(1, 8β0ΐΪ0Ο8 §3ρ8 30(1 Ιΐβ 
1)0631(60 000018. Ιθ(1ΐθ3ΐβ 1)0Ο(1ίη§ ίοο 8ΐ03γ 0000601, 
03ΐ1ΐΟ(1Ϊ0 ρθθΐ6θΙίθΟ 30(1 ρθ\νβΟ 86θν1θ6 βοϊοβοοβδ ΐο 
Μοίοο ί3θί1ϊΙΪ08 1)γ Ιΐΐ6 δορρίγϊο» υΐϊΐϊΐ}^ 

4.3.11.3. Ροονί(ΐΘ 8ο1)8ΐ3ΐίοο ΙογοοΙ \νϊ11ι βΐΐ 11ΐ6 
Ο13ΪΟ0 βςΟΪρΙΏΘΟί 8ΐΐ0λ\Ή ϊθθ1θ(1ϊθ§ 1)3ίΙβθγ 000018, 300688 
30(1 βί^ΟΪρίΩΘΟί 1ΐ3ΐθ1ΐβ8. 

4.3.11.4. δ1ιο\γ ϊοοοπιϊο^ ΑΕ ρογγθο δθονΐοβ ροϊοΐ8, 
8\νϊΙθ1ΐ1)030(1 ΟΟΟΙΏ 1θ03ΐΐθΏ3, ΟΟΟΪΙΙοογ 30638, ί306 Οοΐ- 
Ιβοΐίοο β(5θίρθ16θ1, 1ίίθ8ΐ(8, '6803ΐ3ΐθ08 30(1 ρθ\ν 60 δορρίγ 
Ιο Ο16θ1ΐ3θίθ3ΐ 30(1 οΙβοΙοϊΟΟί 6 ( 5 θΐρΐΟβθΙ. Ρθθνΐ(ΐ6 000 Π 1 
8ίζΘ8 30(1 βηοϊροίθοί Ιογοοίδ. 

■ 4.3.11.5. Εφίιΐϊο^ (ΙοούΙο^β βΙιοΙΙ ϊο(1ΐθ3ΐβ Ιΐιβ ροΐηοΐ- 
ρΐθ οί Ιΐιβ 8ΐ3ΐϊοο 30(1 1οοθ6ΐ 1ί§}ιΙϊο§ ΙβγοοΙ ϊοο1ο(1ϊο§ 
Ιΐΐθ βΟ 160 §: 6 Ο 0 γ ]ί§1ιΙίο§. 

4.3.11.6. δΚονν §οοϋθ(1 §οϊ(1 ίοο βΐΐ 8ο1)8ΐ3ΐΐοο8, 8\γϊΙοΚ- 

6ο30(1 000018, 30θϋΐ3θγ 30638, Ιϊβ 1)0θ3ΐ£60 8ΐ3ίΪ0Ο8, 30(1 
Ιθ3θΙίθΟ Ρ0\Υ60 8υ68ί3ΐΪ0Ο8. 

4.3.11.7. δίιο\ν 8ίο§1β 1ΪΟΘ ρο\Υ60 (ΙίδΙοϊ^υΙΐοο βγδίβιο 
γγϊΐΐι 3ΐ1 013] 00 οοοιροοβοΐβ, ίοο1υ(1ϊο§ ΙιαΙ οοΐ 1ΐιοϊΙβ(1 
Ιο, 1θ308ίθ010β08, ίββ(1θ08, ρ306ΐ8, θ1ΐ30§608, ίθν 6 θί,β 08 , 
πιοΐοο οοοίοοί 06 θ 1 β 08 θΐο. 

4.3.11.8. Ροονϊάβ οι^οΐρπιβοΐ οοΐΐο^δ, 8Ϊζβ8 3θά δίβο- 
(130(18. δο1)ΐηΐΙ (1βί3ί1β(1 (Ιοβί^ο ΟοοιριιΙοΙϊοοδ ίοο 1ο3θ8- 
ίοοηΐβοοβοΐϊίΐβο 8ΪΖ68, ί66(1β0 ])063ΐ£60 8ΪΖ68 3θά Οοϋβ 
8ΪΖβ8 1)γ 03ΐθυΐ3ΐΐθΟ οί 1}ΐ6 ρ63ΐ{-1ΐθυθ ΚΜδ 1θ3(1ϊθ^. 

4.3.12. ΤΚΑΙΝ ΕΟΝΤΚΟΕ ΑΝΒ ΕΟΜΜϋΝΙΕΑΤΙΟΝ 

Τ1ΐ68β (1θ3\νΐθ§8 8ΐΐ3ΐ1 1)6 8θ1ΐ6013ΐϊθ Οοίγ. Τθ3Ϊθ Εοοίοοί 
ΐοίοοοΐ3ΐίοο 8ΐιο\γο 8ΐΐ3ΐ1 ϊοο1υ(1β ί,ο3ο1( ΙογουΙδ, ΐοΐβο- 
Ιοοίίϊο^ 30638, ρθΥν 60 8θρρ1γ ρθΐθΐ8. Ρθθίϊΐ6 ^03(168, 
Ιοβοΐί 0110ν3ΐυ0β 30(1 8ρ6βά 068ίθίθ1ϊθ08 8ΐΐ3ΐ1 3ΐ80 1)6 
8}ιο\νο. Τγρϊοοί 1οο3ΐΐοο οί οοοίοοί ροϊηΐδ, Ιιΐοοίί ΙίιοϊΙδ 
30(1 ϊο8υΐ3ΐ,6(1 ]οίοΙ 1οο3ΐίοο8 δΐιοΐΐ 1)6 ϊη(1ΐο3ΐβ(1. Εοπι- 
οιυοϊοόΐίοο ϊοίοοοιοΐϊοο βΙιβΙΙ ΐθ(1Ϊ03ΐθ Ιΐιβ ορροοχίοιβΙβ 
ΙοοβΙίοο 3θά 1γρ6 οί 6ςοΐρπΐ6θΙ οβςοίοβά 3θ(1 ΙΙιβΪΓ 
οοΐοΐίνβ Ιΐοοδϊο^. Οο 3 86ρ303ΐβ (1θ3\νίΩ§, 3 οοοιροδίΐβ 
δγδίβοι ρΐ3θ 8ΐιο\νϊο§ Ιΐιβ 1ο3ΐο οοοίοοί 3θά οοπιηιιιηΐ- 
631ΪΟΟ 8 γ 8 ΐ 60 ΐ δΙιοοΜ 1)6 δΐιολγο. Τ1ΐ6 οοοιπίϋοϊοβίίοο 
8γ8ΐ6πι 8ΐΐ3ΐ1 ίοοίιιάο : Τβΐ6ρ}ιοοθ8, Κ3(1ίο, Ε1θ8β(1 ΕΐοουϊΙ 
Τ.\., Ρίοβ 3θά ΙοΙουδϊοο Αΐβοιο 3θ(1 Ρυ1)1ΐο Α(1άοβ88 
δγβΙοΐΏ. 

4.3.13. ΓΑΚΕ ΕΟΝΤΚΟΕ δΥδΤΕΜ 

4.3.13.1. ΌΕ 8ΐΐ3ΐ1 πΐ3ΐ(6 3 οοοιροβίιβοδϊνβ οβνΐβγγ οί 
3ΐ1 3ν3ίΐ3ΐ)1θ 6(}υίρΠ1βθΙ ίοο ί306 οοοίοοί 30(1 8ΐΐ3ΐ1 060001 - 
0160(1 11ΐ6 8 γ 8 ΐ 601 0108 * 3ρρ00ρ0Ϊ3ΐθ ΙΟ βοΐΐ Ιΐΐβ 06 ( 50106 - 
οιβοΐδ οί Ιΐϊβ ΜβΙοο ΐο Αΐΐιβοδ ί3ΐ(ΐο§ ΐοίο οοοουοί : 

3) Μ3ΧΪΏΓ1ΪΖ31ΪΟΟ οί ρ388ΘΟ^Ο 0Οθν6θΪ6Ο0β. 

1)) ΙΙΟίοΙΐνο 1)6οβίΐΐ8 οί 8Ϊο§1β ν608θ8 οιοΐΐΐρίο ί30β 
οοοοβρίδ. 
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ο) Κβίαίινβ Ββηβίϊΐβ οί 1ιΐ§1ιβ8ί, ρο88Ϊ1)1β άβ^τββ οί 
βυΐοπι&Ιίοη νβΓ8α8 άβδΪΓεώΐΙΐΙγ οί ρΓονϊάϊη^ ϊο5 ορροΓ- 
ίυηΐΙΐθΒ, ΐηο1υ(ϋη§ βοοηοιηΐο ϊιηρίΐο&ΐϊοηδ. 

(1) ΟοηίΓοΙ ναΐϊάΐΐγ οί ΐΓ&ηδροΓί&ίΐοη Ιΐοΐίβΐβ ορ 
ίοΙίβηδ. 

β) Εαδβ οί ορβΓ8ίΐοη &ηά ηι&ϊηΐβη&ηθΘ. 

ί) ΡβΓΓοϋ ρο88Ϊ1)1β αΐΐοο&ΐϊοη οί Γβνβηυβδ ^βΐ-ννοβη 
νατϊουδ (Ιΐνϊδϊοηδ οί Ιίιβ ΜβίΓΟ δγδίβπι (ΜθΙγο Η8ΑΡ, 
811(1 δΟΓίδΟβ 1ηΐ8 ΐΓ8η8ρθΓΐ8ΐϊθη). 

§) Ρδοϊΐΐΐβίβ οο11(3θ1ίοη οί δίαΐίδίϊοδί (ΙαΙδ. 

4.3.14. ΕΟΝδΤΡυΟΤΙΟΝ δΟΗΕϋυΡΕδ 

4.3.14.1. ΡΓβρβΓθ 8 οοιηρΙβΙβ &η(1 \νβ11 0Γί;8ηϊζβ(1 
8θίΐθ(1υ1β ίοΓ €8θ1ι Ιϊηβ δΐιον/ϊη^ Ιΐιο ΟΟ’β δηδίγδΐδ οί 8 
ρΓοΙίδΙιΙβ ΟΓ Ιβοΐιηϊοδίΐγ ίβδδΐΐιΐβ οοηβίΓαοΙΐοη 8θ1ιβ(1α1β. 
Τΐιβ 8θ1ΐθ(1υ1β8 8ΐΐ8ΐ1 5 θ ρΓβρ8Γβ(1 Ιο 8 Ιβνβΐ οί (ΙβΙδίΙ 
οοηδϊδίβηί Λνϊίΐι ΐΐιβ ρΓβΙΐιηϊηδΓγ (Ιββί^η ΙβνβΙ. 

4.3.14.2. Α11 ρΓΪηοϊρδΙ δοίΐνϊΐϊβδ δΐΐδΐΐ Ιιβ 8ΐιο\νη §γ 8- 
ρΜοδΠγ (Β8 γ 01ΐ8ΓΪ) δίκΐ ϊη ρ8Γΐΐουΐ8Γ, δϊ^ηϊίΐοβηΐ 
ιηϊΙβδΙοηΘδ 8η(1 ρβΓίΐηβηΙ 8θΙϊνΐΙΐβ8 οί οΙΚβΓ οοηΐΓ8οΙθΓ8 
ΟΓ 8§Θηοϊβ8 8ίΐ8ΐ1 1ιβ οΐββτΐγ ί(1βη1ϊίϊβ(1. Α ΙΐΓΪθί ηδίτδίϊνβ 
δΐΐδΐΐ 8000 ΐηρ 8 ηγ β8θ1ι βοίιβοΐυΐβ βχρΐ8Ϊηϊη§ ρΓΪηοίροΙ 
888ΐιιηρΙΐοη8 8ηά 0 ΓΪΙβπ& υροη \ν1ιΐοίι Ιΐιβ 8ο1ιβ(1ιιΙθ Ϊ8 
1)880(1. 

4.3.14.3. Α οΓΪΙϊοδΙ ρ8ί1ι χηβΐΐιοά (ΟΡΜ) οοηβίΓυοΙϊοη 
80ΐιβ(1υ1β δΙίδΠ 1)0 ρΓ0ρ8Γ8(1 ίοΓ ΐ1ΐ0 0 ηΙΪΓ 0 8 γ 8 ί. 0 ΐη. Τΐΐθ 
η 0 ΐλνοΓΐί 8η8ΐγ8Ϊ8 δΐΐδΐΐ ϊηοΙικΙθ 811 8 οΙΐνΐΙΪ 08 8η(1 βνθπΐβ 
η000888Γγ ίοΓ ΐΐιβ ϊηΐ0§Γ8ΐϊοη ■ννϊΐΐι 11ΐ0 0χΪ8ΐϊη§ 8γ8ΐ0ΐη. 
Τ1ΐ8 ηθΙ\νοΓΐ£ δΐιβίΐ δΐιολν ιη8)οΓ δτιΐχΐΐνϊδϊοηδ οί λυογΙς 
80 ίΐνΐίϊθ 8 ϊηνοίνοά \νΐΐΙι 8ΐ1 8 § 8 ΐιοΪ 08 811(1 υΙΐ 1 ΐΙΪ 08 , Ιΐΐθ 
Γοΐδΐΐοη οί 80ΐΐνΐΙΪ88 Ιο 880ΐΐ ΟΐΙΐθΓ 88 Ιο (ΙοροικΙοηοθ, 
οοηοοΓΓοηογ οΐο., δίκΐ 11ΐ0 -(ΙυΓδΙϊοη οί θδοΐι δοίΐνϊΐγ. 

4.3.15. αΟδΤ ΕδΤΙΜΑΤΕ^ΑΝΌ ΟΟδΤ ΕΟΝΤΚΟΕ 

Τΐΐθ 00 δΐΐδΐΐ ρΓ8ρ8Γ8 ρΓοΠπίϊηδΓγ 88ΐΐΐη8ΐ88 οί 8ΐ- 
ΙοΓηδΙϊνθ 80ίΐ8ΐιΐ88, πιοίΐιοάδ οί οοηδΐηιοΐϊοη οικί ν8ΓΪ8- 
Ιϊοηδ ϊη (ΐ08Ϊ§η ΐη ΟΓάοΓ ΐο ΒδΙϊβίγ ΙΙιο ρΓΟΪθΟί'δ Γθ(}υϊ- 
ΓΟΐϊΐοηΙδ 83 Ιο (Ιοδϊ^η/ΐΐιηο/οοδΙ ορίΐιηϊζδΐϊοη. ΤΙιο 00 
βΙι&ΙΙ ηοίο 8ηά (ΙϊγοοΙ Ιο Ιΐΐθ ΜΐηΐδίΓγ’δ οΙΙοηΟοη βηγ 
οοικίϊΐΐοηδ -ννΐιϊοΐι ιηογ δίίοοί ί.1ΐ8 οο8Ϊ. Αη οδΐϊπίδίθ οί 
Ιΐΐθ θπΐΪΓο οοηδίΓΟοΙΐοη οοδίδ δΐΐδΐΐ 1)0 (Ι 0 νθ 1 ορθ (1 5γ 
ΐ 1 ΐ 0 00 ϊη 8 ΐιίίΪ 0 Ϊ 0 ΐιΐ ά 0 ί 8 Ϊ 1 0 θη 8 Ϊ 8 ΐ 0 ΐιΙ \νΐ11ι Ιΐΐ 0 (Ι 0 ν 0 - 
1οριιΐ0ηΙ οί ρΓ0ΐΐιηϊη8Γγ άΓ8Λνϊη§8 &η(1 βΐΐδΐΐ 1)0 8υ1)- 
(1ϊνϊ(ΐ0ά ϊηΐο ϊίθιηδ οί ΡοΓοϊ^η ογ ΟοοοΙ ουΓΓΘΠογ. Α 
80 ρ 8 Γ 8 ΐ 0 08 ΐϊΐη 8 ΐ 0 δΐΐδΐΐ 1)0 ρΓ0ρ8Γ0(1 ίοΓ θδοΐι ίιίη 0 . Α 
8ΐ8η(ΐ8Γ(1 08ΐϊιιΐ8ΐϊη§ ρΓθθ0(1υΓ0 δΐΐδΐΐ 1)0 ια1ϊ1ΐζ0(1 ΙΗγοιι^- 
ΙιουΙ. λνΐΐ8Γ0 ά08Ϊ§η (Ι8ν0ΐορπΐ0η1 Ϊ8 ηοΐ 8ΐιίίΪ0ί0η1, ίοΓ 
88ΐϊπΐ8ΐϊη§ ριΐΓρο 808 , οοπίϊηβθΐιοϊθδ ιηογ 1)0 ιΐ80(1. Ο11ΐ0- 
ΓΛνΐδθ, 88ΐϊιιι&1β8 δΚδΙΙ ποί ίιιο1υ(ΐ0 0 θΐιΙίη§ 0 ΐΐ 0 Ϊ 08 . ΕδΙϊ- 
Π 1&108 δΐΐδΐΐ 1)0 1 ) 880 ά οη \ν8§8 808108 , 0 ςυίριη 0 η{; Γ 0 ηΐ 8 ΐ 
811(1 πΐ8ΐβΓΪ8ΐ 0081.8 ΐπ ΑΐΙΐθΠδ, Ογ 80 οθ, νδΐϊίΐ (1υηη§ Ιΐιβ 
1&8ΐ 8ΪΧ ΐηοηίΐΐδ 1)8ίθΓ8 ΪΗ© 8ϋ1)Π1ΐΐΙ&1 οί 88θ1ΐ ΓθρΟΓί. 
4.4. δυΒΜΙΤΤΑΟδ 

4.4.1. ΡΚΟ&ΚΕδδ 

Α11 δυΡιηϊΐΙδΙδ ιιΐ0ΐι1ϊοη0(1 ϊη Ιΐΐθ ρΓοδοπί, ρ&Γ3§Γ3ρ1ι 
■ννΐΐΐ ΟΟνθΓ 80ρ8Γ8ΐ8ΐγ 080ΐΐ 080 οί 11ΐ0 θρ0Γ8ΐϊθη ΟΓ 80Γνϊθ0 
ϊηΪ0§Γ3ΐ 8 γ 8 ί. 0 Π 1 οί ίΐΐθ λνΟΓίί. Τννο 1ΐ8ΐί-8ΪΖ8 ρηηί,δ ©8θ1ΐ 
οί 8ΐ1 (ΐΓ8\νϊη§8 δΐΐδΐΐ 1)0 (ΐ0ΐϊν0Γ0(1 ιηοιιΐΐιΐγ Ιο Ιΐΐθ οίίϊοβ 
οί ί.1ΐ8 ΜϊηϊδίΓγ \νϊ11ΐ ΙΙΐΟ Π10ηί.1ΐ1γ ρΓΟ§Γ©88 ΓΟρΟΓΐ, βχοορί 
8ΐ 11ΐ0 ΡΓοΙίιηϊηδΓγ 8ΐΐ(1 Ρϊηοΐ ΚθνΪ 0 \ν βυΡιηϊΙ,Ι,δΙδ χνΐιΐοΐι 
\νϊ111)8 ϊη ΙΪ8υ οί ί1ΐ8 ποογοβΙ ιηοηΐΐιΐγ ρΓ0§Γ883 δοΡπιΐΙί,βΙ. 
Ριι11-8ΪΖ0 ρηπίδ βΐΐδΐΐ 1)8 8ΐι1)πιϊ1ΐ8(1 ίοΓ Ιΐΐ8 ΓβνΪ8λν βυΐ)- 
πιΐΐΐ,δίδ. 


4.4.2. ΒΕΥΙΕν^ 

ΑΙ Οι© 1\νο (2) Γθνΐ 0 \ν 8υ5πιί1ΐ3ΐ8 ίοΓ 880 Ι 1 Οϊη© Ιΐΐθ 
00 8ΐΐ&11 8υ5πΐϊΙ 80ί8 οί (ΐΓ3λνΐΐ1§8 38 ίθ11θ\ν8, λνΐίΐΐ ΡΓΪΟΓ 
Γ0νΪ0\ν οοιηπιοηΐδ Γ08θ1ν8(1 ογ ϊηοθΓρθΓ8ΐθ(1 : 

Β 0 νΪ 0 \ν ΙηΙοΓΥδΙ ΜίηϊδίΓγ 

ΡΓ 0 ΐΐΠ 1 ΐη 8 Γγ 2 δ8ΐ8 

Ρΐηοΐ 2 δ 0 ΐ 8 

Ιη 3(1ί1ϊΙΐοη Ιο 11ι© ο^ονο δίώηιΐΐΐοΐδ, ΐΗο 00 βΐΐδΐΐ 
8ϋ1)ηΐϊΙ 80 ΐ 8 οί ρΙδΠδ ίο 8 ί> 0 η 0 ί 08 3Ι1(1 υΙί 1 ΐ 1 ,Ϊ 08 38 πΐ8γ 5© 
Γ 0 (}αίΓ 0(1 Ιο δίίβοΐ ρΓοροΓ οοοΓίϋηδΙίοη. 

4.4.3. ΡΚΕΟΙΜΙΝΑΚΥ ΚΕνΐΕ\ν δϋΒΜΙΤΤΑΟ 

Τ1ΐ0 ρΓοϋτηΐηοΓγ 8γ1)πιΐ1ΐ8ΐ δΐιβίΐ ρΓονί(1ο Ιΐΐ8 ΜΐπΐβίΓγ 
88(1 88 ίΐκ1ί03ΐίθ8 οί ΙΙΐΟ ηΐ8880Γ 18 ννΙΐίοΙι Ιΐΐ0 ννοΓίί -ννίΐΐ 
1)0 ρ0ΓίθΓ818(1 Ϊ8 ^88ΘΓ3ΐ. δρθοίίίοδίΐγ, Ιΐΐΐδ ΒΠΡπίϊΙΙβΙ 
8ΐΐ3ΐ1 οο8ΐρπ80, 1)8ΐ 8 θΙ 1)8 Ιΐπιΐΐοίΐ Ιο, Ιΐΐθ ίθ11θ\νΪ8^ ίοΓ 

03θ1ι Εί80 : 

4.4.3.Ι. Τγρ 0 88(1 ΙοοδΙΐοη οί βίΓηοΙυΓθδ. Τίιοβθ (ΐΓβλν- 
18^8, ννΐΐϊοΐΐ (Ιο 8θΙ 80ΟΘ888ΓΪ1γ ΙίδΥΘ Ιο 1)8 Ϊ8ο1υάθά 18 
11ΐ8 ίΪ8&1 88ΐ οί άΓδ^νΐο^δ, δΗδΙΙ 8}ιο\ν δαίίΐοΐθοί άθΐ8Ϊ1 
Ιο ϊΙΙυδίΓδΙθ 11 ΐ 0 οοοοορί οί (Ιθδϊ^η. 

Ρ1808 88(1 ΟΓΟ88-8Θ01ΪΟ88 δΕδΙΙ Ϊ8(1Ϊ08ί.8 ρΓΟΧίπιΐΙγ οί 
8(1^80©81 8 ΐΓαοΙυΓ 08 Ιο ΜοΙγο 8 ίΓαοΙαΓ 08 . 

4.4.3.2. Ρ1888 88(1 ρΓοίίΙοδ οί ΟΟ 8 ΐρΐ 0 {, 0 ΐγ θ}ΐ8θΐ£8(1 
8181}1©Π181ΪΖ0(1 1ΐΟΓΪΖ08ΐ8ΐ 88(1 ΥΘΓΐϊΟδΙ 8ΐϊ^88188ΐ ίΟΓ 
ΜοΙγΟ ΐΓ80ΐί8, Ϊ8θ1υ(1Ϊ8^ δροοίδΐ ΐΓδοΙίΐνΟΓίί. 

4.4.3.3. δΐ8ΪΪ08 ΟΟ8Ο0ρΐ8 Ϊ8θ1α(1ίη§ Ρ8888Β§8Γ ί,Γδίίϊο. 
Οδγουί 8ΐ ίΓ8θ1ί, Ι88ΖΖ88Ϊ88 38(1 881Γ880Θ ΙθΥθΙδ λγΐΐΐΐ 
0ΓΟ88 80θ1ΐθ88 Ιο δΐΐονν 8Γθ1ΐϊΐ00ΐϋΓ&1 Γ8ΐ&Ιΐθ88ΐΐϊρ. 

4.4.3.4. Ε0081Ϊ08 Ϊ8 ρΐ38 &8ά 8ΐ8Υ3ΐίθ8 οί ΙΓ801Ϊ08 
ρΟννΟΓ 8858ΐ8ΐΐθΒ8, ίΪ8 1)Γ03ΐ(0Γ βΙδΙίΟΒδ, 8\νϊΙθ1ΐ1)08Γ(1 
Γ00818, &8ά 0ΐΐί1ΐ0Γ ρΙδΒίδ. 

4.4.3.5. δΐ8ΐ88188ΐ8 8υ8181&ΓΪζίη§ 3§Γ88Π108ΐ8 Γ08θ1ΐ0(1 
ννΐΐΐΐ 0ΐ1ΐ8Γ8, 1)γ \ν1ΐϊθ1ΐ Ϊ8θ}ΐ8ίθ3ΐ (ΐΓ3ί(, ίΟΓ &§Γ88810Βΐ8 
λΥΪΙΙ 1)8 ρΓΟΥΪά0(1, 88 \ν8ΐ1 38 Ιΐΐ8 δρρΓΟΥ&Ιδ Γ0ς8ίΓ©(1 
ίΓΟΒΙ ΟΒίδίίΙ© 8§880ί83 \ν1ΐΐθ1ΐ λνΟοΜ ΐ8ίΐ808Ο8 11ΐ8 (1β8Ϊ8§ 
888 υΠΐρΙΪ 0 Β 8 . 

4.4.3.6. Τ1ΐ8 ΜΐΒΪδίΓγ Ϊ8 Γ8([8ΪΓ8(1 ίο 0 ΟΙ 8 ρΐ 0 ΐ 8 ϊίδ 
Γ0Λ'Ϊ8\ν ννίΐΚίΒ 080 ΙΒΟΒίΙΐ ίοΙΙοννίΒ^ 11ΐ8 8α5ΐ8Ϊ88Ϊ08. 

4.4.4. ΕΙΝΑΕ ΚΕνΐΕ\ν δΟΕΜΙΤΤΑΕ 

4.4.4.1. ΑΙ 11ΐ8 ίί83ΐ Γ8ΥΪ0\ν 8ΐι6πιΐ1ΐ8ΐ ί1ΐ8 00 δΐιοΐΐ 
8υ1)ΒΐίΙ ίοΓ Θ80ΐΐ ΕΙβ© ΟΟΠΐρΐ8ΐ8 ρΓβ1ίπΐί88Γγ (ΐΓ&\νΐ8§8 
0ΐΐ0θΐ£8{1 886 ννίίΐΐ 8ΐ1 ρΓΘΥίΟΒδ ΓβΥΪθ'ν 0081818818 ΙΒΟΟΓ- 
ρθΓ8ί©6 ΟΓ θ11ΐ0ΓννΪ88 Γ08 ο1υ 86 88(1 88 60ΐ8Ϊΐ8(1 Ϊ8 4.3. 

4.4.4.2. ΡΓΟΥΪίβ Ι^ννο (2) οορϊβδ οί δΠ 83ίΐπΐ8ΐθ8 886 
1 )8οΐ0-αρ 8ΐΐθ8ΐ8. Τΐιβ 1)3θΙί-υρ δΙι&Π οοβΙβΙβ δαίίϊοΐθΒί 
68ί&ΐ1 ίΟΓ Γ8ΥΪ8ΑΥ 1)γ Ιΐΐθ ΜΪ8Ϊ8ίΓγ. 

4.4.4.3. ΡγΟΥΪ 60 8 8ΐ8ΐ081θ8ΐ 8αΠ1Π13ΓΪΖΪ8§ 8§Γ80Ι888ί8 
Γ08Ο1 ι86 \νϊ11ΐ 0ί1ΐθΓ8, 1)γ \ν1ΐίθ1ΐ ΙθοΙίΒΐΟδΙ 6Γ8ίΐ3 οί 8^8- 
0818818 \νΐ11 1)8 ΡΓΟΥΪ686, 88 )Υ0ΐ1 88 Ιΐΐ0 δρρΓΟΥδΙδ ΓΘ^ΒΙΓ- 
©6 ίΓΟΒΙ 08ΐ8Ϊ68 8§08ΟΪΘ8 \νΙΐϊθ1ΐ Υ^ΟυΜ Ϊ8ίΐ808Ο8 Ιΐΐ8 
6β8Ϊ^ 388υ8ΐρίΐθ88. 

4.4.4.4. δυ1)8ΐΐί Ι-ννο (2) οορϊθβ οί 608 ΐ §8 οβΙοαΙοίϊοΒδ 
\νΐ11ι ϊβ6θχ οο8ΐρΐ0ΐθ6 3 β 6 011801106 ίοΓ βΐΐ 6ΐ8θ1ρ1ΐΒ08. 

4.4.4.5. Τ1ΐ8 Μΐ8Ϊ8ΐΓγ Ϊ8 γ8(}81γ06 Ιο οοπιρΙοί© 1ί8 
ΓΘΥΪβΛΥ γάίΙΐΐΒ ίΐίί808 (15) 68γ8 ίθ11θ\νΐΒ§ ί1ΐ0 8α5π88- 
8108 . 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


4.4.5. ΡΙΝΑΙ. δϋΒΜΙΤΤΑΙ. 

ΑίΙβΓ ΐΡβ ίϊηαΐ Γβνΐβνν οοιηιηβηΐβ Ιι&νβ Ρθβη ΐηοορρο- 
Γ&ΙβιΙ ΟΓ οΙΙιβΓλνϊδβ ΓβΒοΙνβά, Ιΐιβ ΒΟ δΐι&ΐΐ βυΡπιϊί, ΐΗβ 
ίοΐίολνϊη^ ίοΓ ββοΐι Βϊηβ : 

( ά ) Τΐιβ οη^ρΐ ία11-8Ϊ2β οοηΐΓβοΙ (ΐΓ&\νίη§8 οΚβοΙίβά, 
8ΐ3πιρβ(1, 8Ϊ§ηβ(1 Ηΐκΐ Γβ£ΐ(1γ ίοΓ ΓβρΓοάποΙϊοη. 

(6) Εί§Μ (8) 8βΐ8 οί ρηηΐ8 οΜΙιβ ίϋ11-8Ϊζβ οοηΐΓβοί 
(ΐΓ£ΐ·ννΐη§8. 

(ο) Βορ οί βιίΓΥβγ άοΐο. 

(6) ΡοτίΓ (4) οορϊβδ οί &11 άβ8Ϊ8η οοηιρυ1&1ίοη8 \νΐΙΙι 
ΐη6βχ. 

(β) Α11 6υΐΙ(ϋη£ ρΐ£ΐη8, &11 υΐΠΐΙγ ρΐ&ηβ βηά α11 πιοΐβ- 
ηβΐβ οοΙΙβοΙβίΙ Βγ ογ Ϊ88αβ(1 Ιο Ιίιβ ΒΟ. 

(ί) Οοη8ΐΓαοΙϊοη βοΡβίΙαΙβ. 

{§) δίαίβιηβηΐ Ργ ρΓοίβββίοηβΙ βη^ίηββΓ ίΐηά βΓοΙιΐΙβοί 
11ΐ3ΐ άΓ£ΐ\νΐιι§8 311(1 8ρβοΐίϊθ3ΐϊοη8 οοηίοΓιη ίο βρρΙΐοβΡΙβ 
βηρηββΓΪη^ βικί βΓοώίβοΙιΐΓβΙ Γβ(|υΪΓβιτιβηΐ8 οί Ιίιβ 3ρ- 
ρΓορπβΙβ Βυϊΐιϋη^ Γβριΐ3ΐϊοη8, 8ί3ΐίη§ Ιΐιβ (ΙβνΐαΙϊοη 
ίΓΟΠι ίΐιβββ, (Ιυβ ίο ΐΡβ ηβΙιΐΓβ οί Ιΐΐθ \νοΓΐί, ίοΓ οοη8ίΓυο- 
Ιΐοηβ \ν1ιβΓβ ΙΙΐθΪΓ βρρίϊοαίϊοη Ϊ8 ηοί ρθ88ί51β. 

(1ι) Α ΓβροΓΐ λνΡϊοή ουίΐϊηθδ ίΐιβ 8ΐ3ΐυ8 οί οοοΓ(1ϊη3ΐΐοη 
\νϊ11ι 3§βηοϊβ8 3η(1 άβΙϊπθΕίθδ 3Γβ3δ οί βρβοιηβηί απίΐ 
(Ιΐδβρββπιβηί ίοΓ β3θ1ι (ΙϊδοΐρΙϊηβ. 

(ϊ) ΟοιηρΓβΙιβηδΐνβ δΙαίβιηβηΙ ϊη(1ΐνϊάυ3ΐ1γ βηυιπβΓβΙ- 
ϊη§ δρβοίίϊο βοΐϊοηδ \ν1ιΐο1ι ΟΓβ τβςυΪΓβά 5γ οίΡθΓδ ίο 
οοιηρίβιηβηΐ ΐΡβ άβδϊ§η αικί \νϊί1ιοαί λνίαϊοίι ΗίίίηηαΙίνβ 
3θΙϊοη ίϊη3ΐ (Ιβδϊ^η οβηηοί 6β βχβουίβιΐ οη δο1ιβ(Ιιι1θ. 

4.5. ΒΕδΙΟΝ δΟΠΕΒΒΕΕ 

4.5.1. Τΐιβ ΒΟ 8ΐΐ3ΐ1, λνϊίΐιΐη 60 (Ιβγδ βίΙθΓ Γβοβϊρί οί 
ΝοΙϊοβ ίο ΡΓθοββ(1, ρΓβρβΓβ οηΟ δαΡιηϊΙ ίοΓ αρρΓονβΙ 
6γ ίΡθ ΜΐηϊδίΓγ «δ» οϋΓνβ 63 γ ο1ι3γΙ ρΓορβδδ βοΗβάαΙβδ 
ίοΓ Ιΐιο 6β8Ϊ§η οοηΐΓ3θΙ. ΤΙιθ ΒΕ δ1ΐ3ΐ1 Ιίθβρ ΙΙιβ 35ονβ 
(Ιβδϊ^η 8θ1ιβ(1ιι1β ουΓΓβηΙ ίοΓ ^νοΛ ρίβηηΐη^ οηά οοηίΓοΙ. 
Τ1ιΐ8 δοΗβίΙιιΙθ βΐιβίΐ ΐηο1υ(1β 3 ίίηΐδίιβίΐ ρβρίιϊο ΓβρΓβδβη- 
ί3ΐΐοη οί 3ΐ1 ιη3)θΓ άβδϊρι οοίϊνΐίϊβδ αικί βνβηΐδ ηβοββ- 
83Γγ ίορ ρβΓίοΓιηοηοβ οί ΐΗβ \νοΓΐ{ 6γ ϋδίη^ ΙΙιβ οοοβρίθιΐ 
8ΐ3η{ΐ3Γ(1 Ιθοίιηϊίίυβδ οί βοΗβίΙοΙΐη^ 3η(1 βΠ ί38ΐ{8 ίοΓπι 

4.3.1. ΙΙίΓοιι^Ιι 4.3.14. ρΙοϊηΙγ ΐ(]βηίϊίί351β. 


4.5.2. ΤΕβ ΒΟ δΙΐ3υ δυΡπιΐΙ Μοηΐΐιΐγ ΡΓορβδδ ΚβροΓίδ 
ίο ίΕβ ΜΐηϊδίΓγ. Ε3 ο1ι Μοηίΐιΐγ ΡΓορβδδ ΚβρΟΓί 8ΐΐ3ΐ1 
ΐηοΐυίΐβ ίΐιβ ίο11ο\νΐη§ : 

4.5.2.1. Α οοργ οί β3θ1ι «δ» ουΓνβ 63 γ ο1ΐ3Γί ρρορβδδ 
8θ1ιβ(1υ1β (1βδθΓΐί)β(1 36ονβ \νΐί1ι 3θίυ3ΐ ρΓορβδδ δΐιολνη 
ίΟΓ β3θ1ΐ Π13)θΓ (Ιθδΐ^η 3θίΐνΐίγ. 

4.5.2.2. Α οοπιρΙβίθ Ιΐδί οί δοΕβ(1υ1βά οηύ 3θίη3ΐ ογ 
ρΓθ63Μβ δυΡπιΐίίβΙ 63ίβ8 ίοΓ β3ο1ι Γβνΐβλν 8η6πιΐίί3ΐ 
3η(1 (Ιβδΐ^η οοπιρΙβίΐοη. δυΡπιΐίίοΙ (Ι3ίβ8 ίοΓ β3θ1ι Εΐηβ 
8ΐΐ3]1 6β Ιΐδίβ(1. 

4.5.2.3. Α η3ΓΓ3ίΐν6 άβδοηρίΐοη οί πΐ3Ϊ0Γ (1β8Ϊ§η 
30ίΐνΐίΐβ8 οοοιίΓΪη^ ΟΓ οοπιρΙβίβά (1υΓΪη§ ίΐιβ ιηοηίΐι. 

4.5.2.4. Α δΐιηιηΐ3Γγ οί ρβΓοβηί ρΓορβδβ ίοΓ θ3ο1ι 
δβοίΐβη 30(1 ίΐιβ ίοίεϋ άβδΐρι. Τΐιβδβ δαπιιη3ΓΪβ8 8ΐΐ3ΐ1 
ΐηο1υ(1β ρΓορβδδ ΓβροΓίθά ΐη ίΐιβ ρΓβνΐουΒ ΓβροΓί, ρΓΟ- 
ρβ88 6υΓΪη§ ίΡβ ΓβροΓί ρβποά 3η(1 ίΡβ ηβγ^ ίοί3ΐ ρΓο- 
ρβ88. 

4.5.3. ΤΗθ πιοηίΐιΐγ ΡΓορββδ ΚβροΓί δΐιουΐίΐ 1)β Γβοβΐ- 
νβ(1 6γ ίΐιβ ΜΐηϊδίΓγ οη ογ ΡβίοΓβ ίΕβ 25ί1ι (Ιηγ οί θ3οΕ 
ιηοηίΐι. ΡΓορβδδ δ1ΐ3ΐ1 Ρβ ΓβροΓίθ(1 ίοΓ ίΕθ βηίΐΓβ πιοηίΐι; 
ίΡβΓβίοΓβ ρΓΟρβδδ ίοΓ ίΙΐΘ ΐ3δί άογδ ΐδ ίΟ 1)Θ ίθΓβ038ί. 
ΤΕβ ΟΓΐρηοΙ 30(1 ίΙΐΓβθ οορϊβδ οί ββοΐΐ ΓβρΟΓί 8ΐΐ3ΐ1 6β 
δυ6πιϊίΐΘ(1 ίο ίΐΐθ ΜΐηϊδίΓγ. 

4.5.4. ΤΕθ ΜΐηϊδίΓγ \νϊ11 Εβ 3ν3Ϊΐ3ΕΐΘ ίοΓ οάνΐοβ 3η(1 
38δΪ8ί3ηοβ Ϊη ίΕβ ρΓθρ3Γ3ίϊοη οί ίΕβ ΜοηίΕΙγ ΡΓορβδδ 
ΚβρΟΓί. 

ΤΗΕ ΕΟΝΤΚΑΟΤΙΝΟ ΡΑΚΤΙΕδ 

ΡοΓ ίΕθ ΕπιρΙογβΓ ΡοΓ ίΕβ Ββδϊ^η Οοηδυΐίβηί 

Ο. νΟΥΑΤΖΙδ Κ. ΑΚΑδδΕ 

ΜϊηϊδίβΓ οί ΤΓοηδροΓίβίϊοηδ I. ΒΑΕΗΕΕΕΖ 

Β. ΡΑυΟΟΝΝΙΕΚ 
Μ. Ο. ΑΚΟΝΙδ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: 

Ή Ιτησία σνίνδρομή τήζ ’ΕφημερΙδοξ της Κυβερνήσκος, ή τιμή τόον τμημαηκώξ ττωλουμίνεΰν φύλλοίν αυτίίϊ 
καί τά τέλη δημοσιεύσεως έν τή Έφημερίδι τη 5 Κυβερνήσκοξ, καθωρίσθησαν άπό 1η$ ΊανουαρΙου 1974 (ύζ κάτωθι: 

Α'. εΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ 


Δϊά τό Τώχο 5 Α' ...Δραχ. 


» > » Β' . 

> » > Γ ... 

> » » Δ' . 

> > » Νομικά Προσώπων Δ. Δ. ... 

V » > Παράρτημα . 

» > » Ανωνύμων Εταιρειών κ.λ.π. 

» » Διλτίον Έμπορικΐίϊ καΐ Βιομηχανικήϊ 

ΊδκϊΐΓΓησΙσ$. 

9. Δι’ δπςριτα τά τεύχη, καΐ τ6 Δΐλτίον Έμπ. 

καΐ Βιομ. ΊδιοκτησΙα 5 . » 

οι ΔΤ{μοι καΐ σΐ Κοινάτητε^ τοΰ Κράτουί κατσ- 
βάλλουσι τ6 ήμισυ τών άνωτέρω συνδρομών. 


600 

700 

500 

1.000 

500 

300 

3.000 

200 

6.000 


Ύπΐρ τοΰ Ταμείου ΆλληλοβοηθεΙοϊ Προσωπι¬ 
κού τοΰ Εθνικού Τυπογραφείου (ΓΑΠΕΓ) άνα- 
λογοΟν τά έξήί ποσά: 

1. Διά τ6 Τεΰχοϊ Α' .Αρβχ. 


» » Β' . 

> > Γ' . 

» > Δ' .... 

» » Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου. 

» » Παράρτημα . 

» » Άνωνύμοσν Εταιρειών κΛ.π..... 

» ΔελτΙσν 'Εμπ. καΙ Βιομ. Ίδιοκτησίοϊ.... 

άπαντα τά τεύχη.'.. 


30 

35 

25 

50 

25 

15 

150 

10 

300 


Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

Έκαστον φύλλον, μίχρίϊ 8 σελίδων, τιμότται δραχ. 3, άπό 9 δλ>ί 40 σελ. δραχ. 8, άπό 41 ϊωί 80 σελ. δραχ. 15, άπό 81 σελ.'καί 
άνω ή τιμή πωλήσεωξ έκάστου φύλλου προσαυξάνεται κατά δραχ.15 άνά 80 σελίδα;. 

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 


I ΕΙς τό τεΟχος Ανωνύμων Εταιρειών καί 
Εταιρειών Περιωρισμένης Εύθύνης : 

Α'. Δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών 

1. Των δικαστικών πράξεων.Δραχ. 400 

2. Των καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών . » 10.000 

3. Τών τροποποιήσεοίν τών καταστατικών τών 

Ανωνύμων Εταιρειών. » 2.000 

4. Τών άνακοινώσεων καί προσκλήσεων εΐ; γε¬ 

νικά; συνελεύσει;, τών κατά τό άρθρον 32 
τοΰ Ν. 3221/24 γνοοστοποιήσεων, τών 
άνακοινώσεων τών προβλεπομένων ύπό 
τοΰ άρθρου 59 πσρ. 3 τού Ν.Δ. 400/70 
περί Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Εται¬ 
ρειών, ώ; καί τών άποφάσεων τοΰ Διοι¬ 
κητικού Συμβουλίου τοΰ ΕΛΤΑ τών άφο- 
ρωσών εί$ προσωρινά; διατάξει;. » 1.000 

5. Τών άνακοινώσεων τών ύπό διάλυσιν’Ανω- 

νύμων Εταιρειών, κατά τό Β.Δ.20/5/1939 . ε 200 

6. Τών Ισολογισμών τών Άνων. Εταιρειών .. > 4.000 

7. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεοίν 

τών Τραπεζικών Εταιρειών .. » 1.000 

8. Τών άποφάσεων περί έγκρίσεω; τιμολογίων 

τών Ασφαλιστικών Εταιρειών . > 600 

9. Τών υπουργικών άποφάσεων περί παροχή; 

άδεία; Ιτιεκτάσεω; τών έργασιών Ασφα¬ 
λιστικών Εταιρειών, τών ίκθίσεωυ περιου¬ 
σιακών στοιχείων Άνων. Εταιρειών έν 
γένει, ώ; καί τών άποφάσεων τοΰ Δ.Σ τού 
ΕΛΤΑ δι’ ών έγκρίνονται καί δημοσιεύον¬ 
ται ο1 κανονισμοί αϋτοΰ . > 4.000 

10. Τών άποφάσεων περί παροχή; πληρεξου- 
σιότητο; πρό; άντιπροσώπευσιν έν Έλλά- 
δι άλλοδαπών Εταιρειών, ώ; καί τών 
άποφάσεων τιερί μεταβιβάσεω; τοΰ χαρτο¬ 
φυλακίου Ασφαλιστικών Εταιρειών κατά 
τά άρθρον 59 παρ. 1 τοΰ Ν.Δ. 400/70 ... » , 2.000 

Τών άποφάσεων περί συγχωνεύσεω; Ανω¬ 
νύμων Εταιρειών. > 10.000 
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12. Τών άποφάσεων τη; Επιτροπή; τοΰ Χρημα¬ 

τιστηρίου περί εισαγωγή; χρεωγράφοσν 
εΐ; τό Χρηματιστήριον πρό; διοπτρογμά- 
τευσιν, συμφώνω; πρό; τά; διστά^ι; τοΰ 
άρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67 . > 

13. Τών άποφάσεεον τή; "Επιτροπή; κεφαλαια¬ 

γορά; περί διαγραφή; χρεωγράφων Ικ τοΰ 
Χρηματιστηρίου, συμφώνω; πρό; τά; 
διατάξει; τοΰ άρθρου 2 πσρ. 4 Α.Ν.148/ 

1967. > 

Β'. Δημοσιεύματα Έταιρ. Περιωρισμένης Εύθύνης 

1. Τών καταστατικών .Δραχ. 

2. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών ... » 

• 3. Τών άνακοινώσεων καί προσκλήσεων .... » 

4. Τών ισολογισμών. » 

5. Τών έκθέσεων έκτιμήσεω; ττεριουσιακών στοι¬ 

χείων . > 

Γ'. Δημοσιεύματα 'ΑλληλασφΟλιστικών Συν¬ 
εταιρισμών - "Αλληλασφαλιστικών Ταμείων 
καΐ Φιλανθρωπικών Σωματείων 

1. Τών ύπουργικών άποφάσεων περί χορηγή- 

σεω; άδεία; λειτουργία; ΆλληλασφοΑιστι- 
κών Συνεταιρισμών - Άλληλασφαλιστι- 
κών Ταμείων. » 

2. Τών Ισολογισμών τών ώ; άνω Συνεταιρι¬ 

σμών, Ταμείων καί Σωματείων . > 

Π ΕΙς τό τεύχος Τέταρτον, τών δικαστικών 
πράξεων, προσκλήσεων καί λοιπών δημο¬ 
σιεύσεων . » 


1.000 


1.000 


1.000 

400 

200 

1.000 

1.000 


1.000 

1.000 

400 


Τό Οπέρ τοΰ Ταμείου Άλληλοβοηθεία; Προσωπικού Έθνικοϋ 
Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) κοτταβληθέν ποσοστόν Ιπί τών τελών 
δημοσιεύσεων ίν τφ τεύχει “Ανωνύμων Εταιρειών καί Εταιρειών 
Περιωρισμένη; ΕΟΘύνη; έν γένει ώρίσθη ε{; 5%. 

Δ', ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ. 

1. Α1 σύνδρομα! τοΰ έσωτερικοΰ καί τά τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εί; τά Δημόσια Ταμεία έναντι άποδεικτικοΰ είσπρά- 
ξεεο;, οπερ, μεριμνη του ένδιαφερομενού, άποστέλλεται εί; τήν Υπηρεσίαν τοΰ Έθνικοϋ Τυπογραφείου. 

2. Αί συνδρομαΙ τοΰ έξωτερικοϋ δύνσνται ν'άποστέλλωνται καί εί; άνάλογον συνάλλαγμα δι’ επιταγή; έπ* όνόματι τοΰ Διευθυντοϋ 
Διοικητικών και Οικονομικών ΥττοθέσΕων του Εθνικού Τυττογραφείου. 

3. ·Η καταβολή τοΰ ύπέρ τού Τ.Α.Π.Ε.Τ ποσοστού έπΙ τών άνωτέρω συνδρομών καί τελών δημοσιεύσεων ένεργείται έν Άθήναι; 
μέν ε1; τό Ταμειον του ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ενικού Τυπογραφείου), έν ταΐ; λοιπαΐ; δέ πόλεσι τοΰ Κρότου; εί; τά Δημόσια Ταμεία! 

192378/3639 τοΰ έτου; 1947 (ΡΟΝΕΟ 185) καί 178048/ 
5321/31.7.65 (ΚΟΝΕΟ 139) έγκυκλίων διαταγών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτου;. "Επί συνδρομών έξωτερικοϋ άποστελλομένων 
δι Ιπιταγων, συνσποστέλλεται δια των έπιταγων καί τό ύπέρ του ΤΑΠΕΤ ποσοστόν. ν' «υνομε 

Ό Γενικός Διευθυντής 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΑΛΟΥ 
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